معند سر مصطنو رز 
وکیل آرل وزارة الاسکان 
والأمين العام للإثياد مسر امقارلى التليد رالپتاه 


مدا سب ها هد شا قغو 
ول وزارة اسان للتحتياجات رمراد البناء 
(سایقا | 


پهد سر حلمو أبوالعطا 
وقيل وزارة الاستان, للنشيد | سابفا | 


يسو الله الر حهن الر حیه 
,, وقل رب زدنی علما » 


2 
معدلات الآداء 


کی 
أعمال مقاولات المبانی 


مهندس مصطظفی رزق 
وكيل أول وزارة الاسکان 
والأمين العام للاتحاد المصری لمقاولی التشید والبناء 
معاسب حامد شاکهی 
وكيل وزارة الاسکان للإحتياجات ومواد البناء ( سابقا) 


وعلیه فانی اتوجه بالشکر لكل من شارك وقدم خبرته 
فى شکل دراسة مكتوبة حیث يجب علینا الاستفادة وإستغلال 
هذه الخبرات وما أكثرها فى مصر كما يجب علين بإعتبارنا 
من قدماء المهنة أن لا نبخل على الأجيال الحديثة والأجيال 
القادمة بما تعلمناه وما مر علينا من تجارب وخبرة فى الحياة 

وسوف نوالى بإذن الله تعالى طبع أى دراسة نرى أنها 
ستضيف أى معلومات يستفيد منها الزملاء حدیشی الخبرة 
ومن هم فى حقل التشييد . 


مجهودهم الطيب . 


و له موف ع 
مهندس استشاری/ محمد محمود على حسن 
رئيس مجلس ادارة 
الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء 
17 


سر 


تقدیم * 


رئيس مجلس الإدارة 
الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء 


يسعدنى أن أقدم للسادة الزملاء أعضاء الإتحاد 
المصرى لمقاولى التشييد والبناء كتاب : 


معدلات الأداء فى أعمال مقاولات المبانی 


قام بإعداده ومراجعة هذا الكتاب نخبة من نوی الخبرة 
والكفاءة فى أعمال المقاو لات ۰ 


ولقد رأيت أن يتعرف كل عضو فى الإتحاد على 
ماورد فيه من دراسة تفيد المقاول ومن يعملون معه كما تفيد 
ذوى الخبرة العملية ومجموعة من المتخصصين سواء 
مهندسين أو مقاولين كلف كل منهم بدراسة ومراجعة ما 
تخصص فيه من أعمال مارسها فى حياته العملية . 


معدلات الأداء وصدرت طبعته الأولى فى عام ۱۹۸۰ ویقول عن 


نافسه : 


,, أنه هو أول من قام بهذا العمل لأن خبرته الكبيرة فى 
مجال أعمال المبانى والمقاولات قد أكسبته ملكات نادرة قلما 
تواجدت لدى غيره من المتخصصين فى هذا المجال من الأعمال 
ولم يتسنى له ذلك من فراغ وإنما كان نتيجة البحث والاطلاع 
والتنقيب عن كل جديد تعود ثمرته فى النهاية إلى النهوض بهذه 
النوعية من النشاظ »> 


ونقول لسيادته إنك أخطأت لأننا إذا تصفحنا كتاب المهندس 
حسين زهدى الصادر فى عام ۱۹۳4 وفى الباب الثالث عشر نجد 
مايلى : 


[ الجداول العملية لتحضير المقايسات والكميات - قام 
المزلف بتحقيقها عملیا 1 ص ۱۲۸ 


- فى الخرسانة المسلحة صفحة رقم ۱۲۸ 
- فى البناء بالدبش ومونة الاسمنت صفحة رقم ۱۲٩‏ 
- فى البناء بالطوب ومونة الأسمنت للحوانط ,, ۱۳۰ 


- عن الكميات اللازمة للمتر المسطح الواحد من البیاض أو 
التفاطيب صفحة رقم ۱۳۲ ۰ 
- عن الکمیات اللازمة للمتر المسطح من كحلة المب‌انی 


صفحة ۰۱۳۶ 


بسم الله الرحمن الرحیم 


مقدمة 


فى مجال تطوير أعمال التشييد والبناء التى شهدتها 
البلاد من بداية القرن الحالى إستلزم الأمر إلى وجود 
المدارس الفنية المتوسطة والعليا لتخريج الكوادر الفنية ومنها 
أعمال المبانى والإنشاءات الأمر الذى تتطلب أن تكون هناك 
بيانات ومواصفات لبنود الأعمال وقد تحددت هذه 
المواصفات العامة عن طريق الوزارات والمصالح الحكومية 
التى وضعت الشروط لمواصفات المادة وطريقة تتفيذها 
وإستلامها وكان أغلب هذه الأعمال تتم عن طريق الأجانب 
الذين سبقوا مصر فى هذا المجال من حيث التخصص الفنى 
ولكن إبتدأ وقتئذ المهتمون بشنون البناء بتدوين هذه 
المعلومات وشرحها فى کتب بغرض أن تكون البداية لهذا 
المجال سواء من الدارسين أو الشركات المتخصصة وكان 
من هزلاء الرواد المهندس حسين زهدی فقد أصدر کتاب 
من إعداده عن عملیات الخرسانه المسلحه عام ١174‏ ثم تلاه 
بکتاب المنشنات الهندسية وجداولها العملية عام ۱۹۳۶ وهذا 
الکتاب فى مجمله تعرض لمواصفات البند وکمیاته سواء كان 
البند محسوبا بالمتر المسطح أو بالمتر المکعب أو بالعدد 
وبهذا العمل كان سيادته هو أول من حاول تدوین معدلات 
الاداء بالنسبة لمواد البند و العمالة الخاصة به . 


- السيد فون / عزدللطیف و سنا لبفری 


نضیف على ما تقدم السادة المهندسون و المحاسبون لدی 
جميع شرکات المقاولات والتعمیر فانهم یقومون بتحلیل الاعمال 
إلى عناصرها ومکوناتها المادية والبشرية حتی تتمكن هذه 
الشركات من تحديد احتياجاتها من المواد وأسعارها والعمالة 
المطلوبة لكل عمل تخصصى ولكل من هذه الشركات أسلوبه الفنى 
ومنهجه فى تحليل الأرقام والجداول التى لا تتغير معدلاتها إلا 
نتيجة التقدم التكنولوجي وإستخدام وسائل التشييد الحديثة وإختلاف 
أسعار المواد وأجور العمال نتيجة للفروق الزمنية والمكانية . 


وكلما إزداد إتساع الأعمال وإختلفت ظروف التنفيذ إزداد 
تجميع المعلومات وتبوبها وتحليلها كلما أمكن الوصول إلى معدلات 
وسطية للاداء يمكن الرجوع إليها . 


بمعنى أن هذه المعدلات هى المحصلة الرقمية لفكر وخبرة 
وممارسة الدارسين والقائمين بالعمل فى شرکات المقاولات وليست 
قصرا على فرد واحد أو جهة معينة بعينها . وأن السادة المؤلفين 
أخذوا من معلومات إخوانهم كما أخذوا من شركات المقاولات 
والباحثين وذوى الخبرة الأسس والمعايير التى يلتزم بها كل منهم 
فى بحثه ولكن الإختلاف يكون فى طريقة العرض للموضوع 
فیط الذى يهدف اليه وأسلوب شرح المعلومة إلى القارئ أو 

ارس . 


- جدول خاص بالارضیات والبلاط ٠‏ 
- بربقة السطو ح صفحه رقم ۰۱۳۷ 
- آشفال الابواب و لشباييك صفحة رقم ۰۱۳۸ 
- الدهانات ببوية الزیت للحوائط صفحه رقم ۱۶۰ . 
- الدهان بالغراء صفحه رقم ۱۲ . 


العمالة : [ مجهود العمال و الصناع ] 


ع عفر - الخرسانة - البناء بالاحجار 
- البياض - الدهان ببوية الزيت 


- الدهان بالغراء أو بفرشة الجير . 
- الدهان ببوية الزيت للأخشاب . 


وتوالت الكتب تصدر بعد ذلك مع الإيضاح بأن جميع من 
يقومون بالكتابة فى هذا المجال يقومون بتسطير وشرح معلومات 
وبيانات إستقرت وتكررت منات المرات ولكن بإضنافات خبرتهم 
المتجددة ولم يكتف أحدهم بتقديم كتاب يقول عنه أنه جامع شامل 
وأنهى المطاف وحسم الأمور ولكن الكل دأب على التطور 
و التحدیث.و ادخال كافة المتغيرات آلتي تطرأ على مهنة التشیید 
ومن أمثال هؤلاء المجتهدين الذين أثروا المكتبة الفنية : 


- السيد المهندس / توفيق عبد الجواد 
- السيد المهندس /ابراهیم صبحي 
- السید دکتور مهندس/ زکی حوس 
- السید المهندس / عزیز خلاط 
- السید المهندس / محمد عويصة 


وهذه الدراسة تتضمن إثنى عشر فصلا : - 

-١‏ مواد البناء ۲- أعمال الحفر و الردم 

۳- أعمال الخرسانة العادية -٤‏ أعمال الخرسانة المسلحة 

د - أعمال المبانى 5 - أعمال البيا ض و الدهانات 

۷- أعمال النجارة ۸- أعمال الالرمنیوم 

1 - أعمال البلاط والرخام ۱۰- الاعمال الصحية 

۱- أعمال الکهرباء ۲ - المصاریف الادارية والارباح 


ونتمنی من الله العلى القدير أن تکون هذه الدراسة عون 


وله لموفق وعددة 
مهندس / مصطفی رزق 
eee) 9 /|)#«####‏ 


۱۰ 


فالمكتبة الهندسية یمکنها أن تستوعب الکثیر من وجهات 
النظر من التجارب التی بدونها یصبح العلم نظریا ولیس تطبیقیا 
وفارق کبیر بين العلم و التطبیق وإذا آمکن الربط الصحیح المناسب 
لبینتنا وظروفنا الاجتماعیه والافتصادية سوف تکون هذه الدر اسات 
فى صالح المجتمع و الاجیال القادمة إن شاء الله . 


وبناء على ما تقدم فان الدراسة التی قمنا بها نتمنى من الله 
العلی القدیر أن تکون إضافة على ماسبقها من در اسات تخص هذا 
الموضو ع خاصة وأن مولفات السادة السابق ذکرهم أخذت 
كمراجع أساسية بالاضافة إلى الدراسة التى أعدت بمعرفة خبراء 
وزارة الإسكان فى عام ۱۹۷۳ بالإضافة إلى خبرة المعدون لهذه 
الدراسة التى تعدت الأربعين عاما فى مجال التعمير والتشييد وأن 
أحدهم صدر له كتابه الأول فى أعمال المقاولات عام ١9557‏ 
وكتابه الأخير صدر فى نهاية عام ١151‏ وفى خلال تلك الفترة 
الممتدة حوالى خمسة وثلاشون عاما صدر له أكثر من خمسة 
عشر دراسة تم نشرها وتبحث أيضا فى هذا الفرع . 


وهذه الدراسة تم عمل تحليل كامل للبند من : مواد/ عمالة / 
إهلاك معدات ككمية بدون سعر وذلك حتى تظل الدراسة مع 
المهندس أو المحاسب لأطول مدة ممكنة لأن الأسعار وأجور' 
العمالة كثيرا ما تتأثر بالتضخم السنوى 


وحتى نساير عصر العلم فقد تم طبع هذه الدراسة على ديسك 
کومبیوتر لوضعه وتشغیله فی الجهاز عند العاجة أو تصيله عي 


- البلاط بنوعیاته المختلفة ( الأسمنتی للاسطح - ستيل کریت - 
موزایکو عادة بحصوة أو بدون - موزایکو بأسمنت أبيض 
بحصوة أو کسر رخام لجمیع نوعیات الرخام - لوكس شطف 
بمقاساته المختلفة بنوعیات الرخام المتنوعة . 


- الرخام ( جراميت ) ( 2 - رمادی - آسود - سالوجا ) 
- کرارة آبیض وأسود - - أسيوطى - آلبستر -فلتو 
إدفو أبيض وأسود - أخضر ضر قنا - زمزم - آسود سیناء 
مارينت أسود وأبيض - دجلة - ترافلتو مصرى .... ) 


معدلات الأداء ومكونات عناصر بنود الأعمال 
- الزلط العادى من ٤مم‏ : ١مم‏ 
أولا باستخدام العمالة اليدوية : 


۱- الأتا وة - تحدد بمعرفة مصلحة المناجم والمحاجر 
۲- الکشف والقطع 
العامل الواحد ينتج حوالی ۷۲ فى الیوم 


۳- التحمیل 
العامل الواحد بقوم بتحمیل ۳۸۷ فى الیوم الواحد ٠‏ 

٤‏ - الخدمات 
ريس وعامل میاه و "عمال اصلاح طریق وخفیر لانتاج 
( ۳۸۱۰ فى الیوم ) 


۰- |هلاك عدة 
المقطف لكل ۰ م۳۸ ۰ 


۱۲ 


الفصل الأول 
مواد البناء 


مواد البناء تنقسم إلى نوعین : 
١‏ - مواد خام : 


- الزلط ( عادة - مخصوص - فينو ) 
- الرمل ( حرش - ناعم - جباس ) 
- الدبش ( جيرى - رملى - صخرى ) 


- الأسمنت ( عادة - كرنك - حدیدی- سريع - سوبر كريت - 
أسمنت أبيض - سی ووتر - لوهيت ) 

- حديد تسليح ( عادة ۳۷- ٠١/4١-١١‏ عالى المقاومة ) 

- طوب ( رملى - أسمنتى - طفلى - وردى - بلوكات 
الحجر المنشور أو المقطوع من الجبل ) 


- جير ( بلدى - سلطانى 


( 
- الجبس والمصيص ( نمرة ١‏ - البستر ) 
- الخشب بأنواعه المتعددة . 


۱۱ 


0 - قيمة التحمیل على السیارات : وتتم باستخدام لودر وبنفس 
النوعية السابقة الانتاج الیومی ۱۳۸۰ ۰ 


١‏ - إهلاك معدات ویتم إهلاك المعدة بعد تشغيل ۱۲ ألف ساعة كما 
أن قيمة الصيانة وقطع الغيار وقيمة الوقود والزيوت والشحومات وكذلك 
أجور عمالة التشغيل وأجور العمالة المعاونة مساوية لثمن المعدة مع الأخذ 
فى الإعتبار قيمتها آخر المدة . 

۷ - النقل إلى الموقع والتفريغ - ويتم باستخدام قلاب كمثال حمولة 
۰ ۸ وينتج ۱۰ نقلات يوميا لمسافة من ۱۰ - ۱۲ كيلو مستر بين 
المحجر وموقع العمل . 

۸ - الخدمات : کالسابق . 

. 1:۲ هالك نقل وتحمیل وتفريغ هر‎ - ٩ 

الرمل : 

أولا باستخدام العمالة اليدوية : 


۱- الأتاوة - تحدد بمعرفة مصلحة المناجم والسحاجر : 


۲- الکشف والقطع 
العامل الواحد ينتج پومیا هم" 


۳- التحمیل 
العامل الواحد يقوم بتحميل 6 م" يوميا 


١ 


1 نقل للموقع 
سيارة حمولة ۳۸۱۰ تؤدى ۱۰ نقلات يوميا لمسافة 
من ۱۰ إلى ۱۲ کیلومتر بين المحجر وموقع العمل . 
۷- تفریغ بالموقع 
العامل الواحد لكل ۰ م" فى الیوم 
۸- هالك نقل وتحمیل وتفریغ ۲,۵ ٠‏ 
الزلط المخصوص من همع :مم 
يضاف على تكلفة الهز حیث أن العامل الواحد ينتج ۳م۳ بومیا ۰ 
الزلط الفینو من ؛مم :۱۰مم 
قيمة تكلفة الهز للمرة الثانية فیقوم العامل بهز ۳۸۳ يوميا ٠‏ 
ثانیا باستخدام المعدات : 
١‏ - الأتاوة - تحدد بمعرفة مصلحة المناجم والمحاجر . 
۲ - الکشف والتقطیع - يتم باستخدام الحفار أو البلدوزرمارک2 
کاتلبار کمشال الإنتاج اليومى لكل منهما الحفار - 4۰۰ م٠‏ والبلسدوزر 


. ۵ ۰ 


۴ - التحمیل للهزاز - ویتم باستخدام اللودر وكمشال اللودر ٠٠١‏ 
کتلبلر ينتج يوميا ۰ ۳۵ . 


؛ - الهز - ويتم إستخدام الهزاز وعلى سبيل المشال هزاز متوسط 
انتاجه ۰ يوميا. 


۱۳ 


د - إهلاك عدة - کالسابقذکره فى استخراج الزلط سابقا ویتم اهلاك 
المعدة بعد ۱۲ آلف ساعة تشغیل وتقدر قرمة الصبانة وقطع الغیار والمواد 
البترولبه والاجور المباشرة والمعاونة خلال مدة تشغیل المعدة بقيمة 
تساوی قيمة المعدة مع الأخذ فى الاعتبار قيمة المعدة فى آخر المدة . 


25 النقل للموقع والتفریغ - کالسابق ذکره فى استخراج الزلط 
يدويا أوأليا أو فى استخراج الرمل يدويا بعاليه . 


۷ - الهالك - للتحميل والنقل والتفريغ = ٠‏ / 
السن ( كسر الحجر ) 


** بنود الدراسة من اتاوة - كشف وقطع - نقل إلى الهزاز - 
والهز - والتشوين - والتحميل - والنقل إلى موقع العملية - والخدمات - 
والهالك - مساوية لنفس البنود فى إستخراج الزلط بالمعدات سابقا . 


الأسمنت 


- سعر الطن حسب النوعية وطبقا لما يتم تحدیده بمعرفة 
مجلس ادارة الشرکات المنتجة + تحمیل + النولون ٠‏ 

- تفریغ ورص بالعملية 

- إهلاك مشمعات 

- نقل داخلی 

- هالك نقل 7۳ 


حدید التسلیح 
- سعر الطن حسب نوعبة الحدید وطبقا لما يتم تحدیده بمعرفة 
مجلس (دارة الشركة المنتجة آوالسعر حسب تكلفة الاستیراد مع 


۱1 


؛ - الخدمات 
ريس وعامل مياه و”عمال اصلاح طريق وخفيرلإنتاج 
( ۳۸۱۰۰ بومیا ) 


-٥‏ إهلاك عده 
المقطف لكل ۳2۹۰ ۰ 


5 - نقل للموقع 
سيارة قلاب حمولة ۰ تعمل من ٠نقلات‏ يوميا 
لمسافة ۱۰ - ۱۲ كيلو متر بين المحجر وموقع العمل . 


۷- تفريغ بالموقع 

العامل يقوم بتفریغ حوالی ۲۵ م۳ يوميا ٠‏ 
۸- هالك تحمیل ونقل وتفریغ: ٠/5‏ 
ثانیا باستخدام المعدات : 


. الأتاوة - تحدد کالسابق فى العماله اليدوية‎ - ١ 


۲ - الکشف والقطع - ویتم استخدام حفار أو بلدوذر کالسابق ذکره 
فى الزلط وبنفس المعدلات الحفار ۰ م۳ والبلاوزر ۰ ۳۵ . 


۳ - التحمیل - ویتم باستخدام اللودر کالسابق ذکره فى الزلط انتاج 
بومی + ۵8۰ م٣‏ 2 


4 - الخدمات - کالسابق ذکره فى العمالة اليدوية . 


- نقل 
سيارة نقل حمولة ۱۰ آلاف طوبة تعمل ۲ نقلة بوسیا حسب موقع 
العدلية ومکان المصنع . 

- تفریغ ورص 
العامل يمكن قيامه بتفریغ ورص ۳ آلاف طوبة يوميا ۰ 


- نقل داخلی وتحمیل وتفريغ ( ترحیل ) . 
سيارة + ؛عمال يمكن قیامهم بعمل ۳۰ ألف طوبة يوميا 
- هالك نقل وتحمیل وتفریغ ورص 7/5 ۰ 


بلوکات الحجر المنشور المقطوع من الجبل : 
- بالألف مقاس ۲۰۲۰4۰ سم 


۱ - الإتاوة تحدد بمعرفة مصلحة المحاجر والمناجم . 

۲ - القطع من الجبل ویتم ذلك باستخدام مناشیر قطع حديثة وقوية 
وسريعة تعمل بأسلحة صلب مع استخدام المیاه لانتاج کتل كبيرة بمقاس 
مناسب لطول وعرض وارتفاع منشار التقطیع . 


۳ - النقل إلى الموقع ویتم ذلك باستخدام ونش شوكة أو مایمائله 
مع سيارة سطح أو جرار زراعی بمقطورة . 

4 - النشر ویتم ذلك باستخدام منشار تقطیع باسلحة تبدأ من (۱۰ 
وتصل حتی أكثر من ۸۰ سلاح ) للکتل السابق قطعها من الجبل وذات 
المقاس المناسب لحیز المنشار ويعمل المنشار على الكتلة الواحدة ۳ مرات 
لانتاج البلوکات 4۰* ۲۰*۲۰ سم . 


© - التشوین ویتم تشوین البلوکات ۲۰*۲۰*4۰ سم بمعرفو ونش 
شوكة آوما بمائله . 


۱۸ 


إضافة هامش ربح + التحمیل + النولون + الامغة + رسم دعم 
للانتاج ( المحلی ) + ضريبة المبیعات ۰ 


- تحمیل ۱ ۰ 
ونش لمدة ساعتین بقوم بتحمیل سيارة حمولتها ۳۰طن ۰ 


- نقل لموقع العملية 
سیارة حمولة ۳۰ طن تعمل ۲-۱ نقلة بومیا طبقا لموقع العملية 
من مکان المصنع أو المخزن ٠‏ 
تا وان 
ونش لمدة ساعة یقوم بتفریغ سيارة حمولتها ۳۰ طن ٠‏ 
- نقل داخلی‌وتحمیل وتفریغ 
ونش + سيارة لمدة يوم تعطی ۱۰۰ طن يوميا للنقل الداخلی 
والتحمیل والتفریغ . 
- هالك نقل وتشغیل ووزن بنسبة 1۸ ۰ 
الطوب بانواعه 
يتم تحدید سعر الطوب بالأف طوبة والقيمة تحدد بمعرفة 
المصنع : 
ویضاف : 
- تحمیل 
العامل يمكن تحمیل ١‏ آلاف طوبة نمطية بومیا 


۱۷ 


قيمة عناصر مواد البناء : 
باستخدام العمالة اليدوية : 


: الزلط العادی من ؛مم الى ۰ مهم‎ - ١ 

* قيمة الأتاوة 

* قيمة الکشف و القطع “ أجر عامل +۳۸۲ 

* قيمة التحمیل = آجر عامل + هر ۷ ۳۸ 

* قيمة الخدمات = ( أجر ريس + آجر عامل عادی + 
آجر ۳ عامکل فنی + أجر خفیر ) +۳۸۲۰ 

* قيمة اهلاك عدة = ثمن مقطف + ۱۰ ۳۸ 


* قيمة نقل للموقع > ( ایجار سیارة قلاب حمولة ۱۰ م* 


فی‌الیوم + ۱۰ نقلات × ۸۰ )/ 


* قيمة تجمیع بالموقع - أجر عامل + 4۰ م۳ يوميا- ١٠ر٠٠‏ 


اجمالی ۱۹۱ 
* قيمة هالك نقل وتحمیل “ ,,, × هر ۲ 


إجمالى التكلفة الفعلية للمتر المکعب زلط 
- الزلط المخصوص من 4مم إلى ۳۰ مم : 


* قيمة التكلفة من البند السابق ( أ ) 
* هز = إجر عامل + ۳ ۳۸ 


(جمالی التكلفة الفعلية للمتر المکعب زلط ۱/۱ 


۳+ 


الس س سه سه هلهم 


و ول 6 9 


ا سس ع جم جع 22 


۱ - الخدمات ريس + عامل میاه + ۳ عامل إصلاح طرق + حارس 
لإنتاج ثلاثة الاف بلوك × 5 نقلة . 

۷ - اهلاث عدة وتقدر قيمة الصيانة وقطع الغیار + قيمة الوقود 
والزیوت والشحومات + آجور عمالة التشغیل وأجور العمالة المعاونة + 
قيمة المعدة فى اخر المدة = ثمن المعدة . 


۸ - النقل إلى الموقع و التفریغ ویتم باستخدام سيارة سطح حمولة 
ثلاثة آلاف طوبة وتقوم بسل ١‏ نقلات لمسافة حتی ۱۰ كيلو متر من 
المحجر وموقع العمل ویتم التفریغ بالعمالة اليدوية أو الونش . 

۲ الهالك للتحمیل و النقل والتفریغ = هر‎ - ٩ 


الجبس و المصیص 


یحدد سعر الطن للجبس والمصیص بمعرفة المصانع المنتجة 
و حسب التکلفه‌او حسب العرض و الطلب ۰ 


يضاف : 
- نولون وتحمیل بالمصنع : 
سيارة حمولة ۳۰ طن تعمل من ۲-۱ نقلة يوميا +4 عامل 
اتتحميل . 


- تفريغ ورص : 
. العامل يمكن تفريغ ورص ؛ طن يوميا 
- هالك نقل وتحميل وتفربغ ۰/۳ 


الخشب : 


يحدد السعر بمعرفة الشركة المستوردة وطبقا للنوعة مع إضافة 
النولون . 
۱۹ 


ملحوظة : 

** كلمة قيمة الصيانة بعالیه تعنی ثمن الصيائ-ة + نمن کطع 
الغیار + ثمن الوقود والزبوت والشحومات + آجور التشفیل والأجور 
المعاونة + قيمة المعدة آخر المدة = ثمن المعدة . 


* فى حالة بعد المسافة بين المحجر وموقع العمل عن عشرة 
كيلو متر يتم حساب عدد النقلات الفعلية والتعويض عنها بعاليه . 


الزلط المخصوص أو الفينو ٠١/4‏ مم 


** يضاف على القيمة بعاليه قيمة هز للمرة الثانية . 
+ ( ثمن الهزاز + قيمة الصيانة ) + ۱۲ ألف ساعة 
× ۸ ماعات + ۰ ۵ * ۱:۲۵ = 


إجمالى التكلفة الفعلية ڪھ ووز عه 


؟ - الرمل 

أولا بإستخدام العمالة اليدوية : 

* قيمة الأتاوة اناك كاف 
* قيمة الكشف والقطع = إجر عامل + ١‏ م۳ ددنكا كلدب 


* قيمة التحمیل > إجر عامل + ۱۵ ۳۸ ۳ ۷ 0[ ۲۳۵ 
* قيمة الخدمات = ( إجر ريس + أجر عامل عادی + أجر 


ثلاث عمال فنیین + أجر خفیر ) + ۳2۱۰ ٣‏ 
* قيمة إهلاك عدة - ثمن مقطف + ۱۰ ۲۸ = ر 


رش 


- الزلط الفینو من 4 مم إلى ۱۰ مم : 


* قيمة التکلفة من البند السابق /۱ > « بر ۰۰ 
* قيمة هز للمرة الثانية = أجر عامل هز + ” م" ۳ اليا "يلك 


(جمالی التكلفة الفعلية للمتر المکعب زلط (/۲ ۳ 0 از ةة 


ثانيا باستخدام المعدات : 
*- قيمة الأتاوة للمتر المكعب - = بر 
*- قيمة الکشف والقطع م۳ - ( ثمن الحفار + قيمة 
الصيانة ) + ۱۲ ألف ساعة × ۸ ساعات + 
۳2۰۰ = ره 
* - قيمة نقل للهز = ( ثمن اللودر + قيمة الصیانة) 
+ ۱۲ ألف ساعة × ۸ ساعات + ۵۰۰ م۳ = بر هه 
* - قيمة الهز والتشوین - ( ثمن الهزاز + قيمة ) 
+ ۱۲ ألف ساعة × ۸ ساعات + :م۳ 2 .مر هه 
* - قيمة التحمیل للسیارات = ( ثمن اللودر + قيمة 
الصيانة ) + ۱۲ ألف ساعة × ۸ ساعات + 


۰ ۳۵ ۳ وو واه 
* - قيمة النقل بالسیارات = قيمة ایجار قلاب ۱۰ م7 
فى اليوم + ۱۰ ( نقلة ) × ٠١‏ م۴ TT‏ 


* - قيمة الخدمات = أجر ريس + أجر عامل بناء + 
أجر ۴ عمال اصلاح طریق + أجر حارس + 
۰ ۳۸ = مر هه 
١ )1(‏ و بو ۰ 
الهالك تحمیل + نقل + تفریغ ) (۱) × ١٠٠ر‏ > و وی 6 


إجمالى التكلفة الفعلية = ر 


۲١ 


۴ قيمة الصيانة بعالیه - ثمن قطع الغیار وقيمة الصیانه ۲ 
ثمن الوقود والزیوت والشحومات + آجور تشغيل ومعاونة + قيمة 
المعدة آخر المدة = قيمة مساوية لثمن المعدة . 


* فى حالة بعد المسافه بين المحجر وموقع العمل عن ۱۰ 
كيلو متر يتم حساب عدد النقلات الفعلية وتستعوض بدل الرقم ۱۰ 


۳ - الأسمنت : 


* سعر الطن شامل التحمیل و النولون > و ی ذه 
* قيمة تفریغ ورص بالعملية- أجره عمال + ٠١‏ طن = ١٠ر٠٠‏ 
* قيمة إهلاك مشمعات = ثمن المشمع ٠٠٠+‏ طن - ۰.ر ۰۰ 
* قيمة نقل داخلى = ( أجر سيارة حمولة ۵ طن + أجر 

ه عمال ) + ۷۰ طن ( ۱۵۰۵ نقلة) = ٠ر۰‏ 
إجمالى 0" 
* قيمة هالك نقل وتحميل وتغريغ ۰۱۰۱۳ ۳ / ويف 


إجمالى قيمة التكلفة الفعلية لطن الأسمنت . - ٠٠ر٠٠‏ (ج) 


4 - حديد التسليح : 


* سعر الطن + الدمغة + رسم دعم الإنتاج + 

ضريبة. المبیعات و 
* قيمة تحمیل = ( ایجار ونش فى الیوم + ۸ ) × ۲ + 

۰ طن = ٠٠ر۰۰‏ 
* قيمة نقل = ( أجر سيارة ۳۰ طن ) +هر ۳۰۱ طن * ١٠ر٠٠‏ 
* قيمة تفریغ > ( ایجار ونش + ۸) × ۱ + ۳۰ طن > ۰۰ر ۰۰ 


۲ 


* قيمة نقل للموقع- اجر سيارة حمولة ۱۰ ۳۸ + 


(۱۰ نقلات × ۳۸۱۰ ) 
* قيمة تجمیع بالموقع = إجر عامل + ۳۸۰ 


إجمالى (n)‏ 
* قيمة هالك تحميل ونقل وتفريغ = * 8 


إجملى قيمة التكلفة الفعلية للرمل 
ثانيا بإستخدام المعدات : 


* قيمة الإتاوة للمتر المكعب 

* قيمة الكشف والقطع = ( ثمن بلدوزر + 
قيمة الصيانة )+ ١ألف‏ ساعة × ۸ ساعة 
ج ۰ ۳۵ 

* قيمة التحميل للسيارات ( ثمن لودر + قيمة 
الصيانة ) + ۱۲ ألف ساعة × ۸ ساعة + 
۰ ۳۵ 

* قيمة نقل للموقع = قيمة ایجار قلاب ۱۰ ۳2 
فى الیوم + ( ۱۰ نقلات × ۳۸۱۰ ) 

* قيمة الخدمات = أجر ريس + أجر عامل میاه 
+ أجر ۳ عامل اصلاح طریق + ۱۰۰ ۳۸ 


۳۳ 


- ۰ »و ۰ ۰ 


د نبز "بنك 


- ثمن أسمنت عادو = ۰ کج ۰ ننن الکیلو در اه 


- ثمن میاه = نصف م۳ × نمن المتر المكعب وبا 
- ثمن سن رفیع = ١٠ر‏ م۳ × ثمن المنر المکعب “ر 

داز ره تر 
- قيمة إهلاك مون ( أ ) × دار مره 
- قيمة مصنعية دق - ه عامل عادى × الأجر اليومى TI‏ 
- قيمة مصنعية رس = ۳ عامل عادی × الأجر اليو = ەر 
- قيمة مصنعية رش * آجر عامل عادی + ؛ سه ور و 


- قيمة مصنعية تشوین = ؛ عامل عادی × الأجر البرمی ‏ > ..ره 
- قيمة إهلاك عدة صغيرة ومهمات = (1) × ١٠ر‏ 52 oe‏ 


إجمال التكلفة الفعلية = ۰ مره 


بلوكات الحجر المنشور ( المقطوع من الجبل) 
بالالف طوبه مقاس ۰ سح : 


* قيمة الأتاوة = .ر ۰ 
* قيمة القطع من الجبل - ( قيمة منشار قطع + 
قيمة وحدة توليد كهرباء + وحدة مياه ) + قيمة 
الصيانة لهذه المجموعة + ۱۲ ألف ساعة »× ۸ 
ساعة + ۳ ( ۱۰۰۰) مرو 
٠‏ قيمة نقل إلى المصنع - ( قيمة ونش شوكة + 
قيمة سيارة سطح أو جرار بمقطورة ) + قيمة 
الصيانة لهذه المجموعة + ۱۲ ألف ساعة × ۸ 
ساعة + ۳( ۱۰۰۰) > ر 
* قيمة النشر = ( قيمة منشار تقطيع + وحدة 
توليد كهرباء + وحدة مياه ) + قيمة الصيانة لهذه 


المجموعة + ۱۲ ألف ساعة * ۸ ساعة + ١‏ (۱۰۰۰) 


نا ی 
۳۹ 


* قيمة نقل داخلی وتحمیل وتفریغ = ( ايجار ونش فى 
اليوم + إيجار سيارة فى اليوم ) + ۱۰۰ طن و 


اجمالی (U)‏ > و وو ۰ ۱ 
* قيمة هالك نقل وتشغیل ووزن 0۱۶ × ۸ / ۶ ۰ وو هه 


إجمالى التكلفة الفعلية لطن حدید التسلیح = ۰.ر ۰۰ (د) 


۰ - الطرب 


* سعر الالف طوبة ؛ بر هه 
*قيمة تحمیل = آجر عامل + ١‏ آلاف طوبة = رده 
* قيمة نقل = آجر سيارة حمولة ۱۰ الاف طوبة + 

[ ۷ ۲۰ )¢ 8 و ال تن 


* قيمة تفریغ ورص > أجر عامل + ۳ آلاف طوبة = ..ر.. 
* قيمة نقل داخلی وتفریغ = ( آجر سيارة حمولة ه طن+ 
آجر ؛ عمال ) + ۳۰ آلف طوبة ( آلفین × ٠١‏ ) = .در.. 


إجمالى (E)‏ تتتاگ ان كياد 
* قيمة هالك نقل وتحميل وتفريغ ورص ‏ (ع, ٠×‏ = ١٠ر٠٠‏ 


إجمالى التكلفة الفعلية للالف طوبة = «ر ۰( ه) 


تصنيع الطوب الأسمنتى مقاس ۱۱۲*۲۰ ( يدوى ) 
* الألف طوبة تحتاج إلى : 


- ثمن رمل - ۳۸۱ رمل * ثمن المتر المكعب ايان د 
۵ ۲ 


السن ( کسر الحجر ) بالمتر المکعب 


* قيمة الأتاوة ع ۳ ۲ لاك 
* قيمة الكشف والقطع >( ثمن الحفار+ قيمة الصيانة ) 
+ ۱۲ ألف ساعة × ۸ ساعة + ۳۸4۰۰ ايل 
* قيمة النقل للهزاز > ( ثمن اللودر + قيمة الصيانة ) 
+ ۱۲ ألف ساعة × ۸ ساعة + ۵۰۰ م۳ ' = ر 
* قيمة الهز = ثمن الهزاز + قيمة الصيانة ) + ۱۲ 
آلف ساعة × ۸ ساعة + .٠.ه‏ = .ره 


* قيمة التشوين والتحميل = ( ثمن اللودر + قية 
الصيانة ) + ۱۲ ألف ساعة × ۸ ساعة + ۳۸۵۰۰ ره 
* قيمة النقل لموقع العمل - ( قيمة إيجار قلاب ۱۰ م" 


فى اليوم ) + ( ۱۰ نقلات × ۳۸۱۰ ) = .ارءه 
* خدمات = کالسابق فى إستخراج الزلط بالمعدات = ره 

سل ) و و و ۰ 
* إهلاك تحمیل ونقل وتفریغ (1) × ۲۶ «ر ره 
إجمالى التكلفة الفعلية ۳ ۵ وی 5 


ملحوظة : 
** قيمة الصيانة - ثمن المعدة - ثمن قطع الغيار والصيانة 
+ ثمن المواد البترولية + أجور التشسفيل والمعاونة + قيمة إهلاك 
المعدة آخر المدة .. 
** فى حالة بعد المحجر عن موقع العمل أكثر من ۱۰ كيلو هتر 
يسم حساب النقلات الفعلية وإستعواضها بدلا من الرقم ٠١‏ نقلة بعاليه . 


۳۸ 


* قيمة التشوین > قيمة ونش + قيمة الصيانة 
على + ۱۲ ألف ساعة × ۸ ساعة + ۳ (۱۰۰۰) 
* قيمة الخدمات = أجر ريس + أجر عامل مياه 
+ أجر ۳ عامل إصلاح طرق + أجر حارس + ۳ > ١٠ر٠٠‏ 
(۱۰۰۰) 

* قيمة النقل إلى الموقع - ایجار سیارة سطح 

حمولة ۳۰۰۰ بلوك + (۱ نقلة × ۳ ) ( ۱۰۰۰) .= و مره 
* قيمة التفریغ * ( ثمن ونش شوكة + قيمة 

الصيانة ) + ۱۲ ألف ساعة × م ساعة + 

١ × ) ٠٠٠١(۳‏ نقلة د ره 


> وونر6» 


(1) = مر وه 


* قيمة الهالك = (1) × ۲۵ «ر = ارت 
(جمالی التكلفة الفعلية > و ور وه 


5 - الجبس والمصيص : 


* سعر الطن = ره 
* قيمة نقل وتحمیل بالمصنع >( أجر سيارة حملة ۳۰ طن + 

أجر ٤‏ عمال ) + (ه را × ۳۰ طن ) ابر 
* قيمة تفريغ ورص - أجر عامل + 4 طن = ره 


إجمالى (F)‏ > ره 
* قيمة هالك نقل وتحميل وتفریغ رص *۳ < ۰«ر هه 


* إجمالى التکلفة الفعلية للطن = .مره (و) 
۳۷ 


كما أن معدلات الانتاج للعمالة نتوقف على الأتى : 
- ۰ نوعية التربة كما سبق ذکره 

- عمق الحفر المطلوب 

- مکان تشوین ناتج الحفر 

- حجم وکمية المیاه الجوفية 

(۱) تكلفة العمالة اللازمة للحفر : 

أولا - باستخدام العمالة اليدوية : 


أ- فى أرض عادية : 


- الأجر ديات "يلد 
* أجر عدد ٠١‏ عمال حفر وه عمال شيالة وأجر ريس 

عمال لانتاج ۰ م۳ یومیا ۳ 0۲ .5 
*إهلاك عدم -” 


ثمن ۱۰ فأس وثمن ٥‏ مقطف : تهلك بعد ۰ ٠‏ ؛متر مكعب = ١٠ر٠‏ 


* إهلاك مياه( معدات مياه ) 


ثمن متر مکعب مياه = نصف قيمة اهلاك العدة ٠‏ > مور وه 
* إهلاك سقایل 

تعادل قبمة اهلاك المیاه ۰ مدل 6 .۷ 
إجمالى التكلفة الفعلية = موه 


الفصل الثانى 
أعمال الحفروالردم 


۲ 5 


مقدهه: 


أعمال الحفر تتکون من عنصرین : 
( عمالة - إهلاك عدة ) 


وقد تم عمل معدلات الآداء على الحفر فى أرض عادية وأرض متماسكة 
وأرض صخرية وأرض شديدة الصلابة ٠‏ 

عناصر تكلفة أعمال الحفر 

وتتكون عناصر التكلفة من الآتى : 

( ۱ ) أجور العمالة للحفر 

( ۲ ) إهلاك العدة اللازمة 


( ۳ ) أجور ترحيل الأتربة وتشوينها بالخارج ( خارج الريجه ) 
( ؛ ) أجور سند جوانب الحفر وقيمة إهلاك المواد المستخدمة 
( © ) قيمة نزح المياه 


وتختلف أجور العمالة طبقا لطبيعة ونوعية الأرض الجارى الحفر 
0 ۱ 
ومنها : 


- أرض عادية ‏ - أرض متماسكة - أرض صخرية 
- أرض رملية سائبة- أرض بها مياه رشح ٠‏ 


۳۹ 


ثانيا - باستخدام السعد ات : 
١‏ - الحفر فى أرض عادية : 


* - ما يخص المتر المكعب من تشغيل اللودر = ثمن 
اللودر + ۱۲ ألف ساعة × ۸ (ساعة + ..همم 

* - ما يخص المتر المكعب من إهلاك المعدة = ثمن 
اللودر + ۱۲ ألف ساعة × ۸ ( ساعة ) + ۳9۰۰ 


* - ما يخص المتر المکعب لتحدید الجوانب والقاع 
= أجر ٥‏ عامل عادی + ۳۸۵۰ 

* - ما يخص المتر المكعب من إهلاك المياه + ثمن 
متر مكعب مياه فى مكان العمل + ۴۸۱۰۰ 


إجمالى التكلفة الفعلية 
۲ - الحفر فى أرض متماسكة : 


باستخدام البلدوزر بالمحراث ( معدل البلدوزر ف 
الأرض العادية ٠‏ ٠5م"‏ في اليوم وفی الأرض 
متوسطة التماسك ١ 5١‏ م" ] 


* - ما يخص المتر المكعب من تشغيل الحفار = ثمن 
الحفار + ۱۲ ألف ساعة × ۸ ( ساعة ) + ۳۸۲۵۰ 
* - ما يخص المتر المكعب من إهلاك الحفار = ثمسن 
الحفار + ۱۲ ألف ساعة × ۸ ( ساعة ) + ۳۸۲۵۰ 


۳۲ 


ات از اس ی 


۳ كاوق ۱۵ 0 


ر دو 


جا ۶ اكب 


(ب) فى ارض متماسکه : 


- الاجر 
* اجر عدد ۱۰ عامل حفر واجر ه عامل شیال وريس 
عمال لانتاج ۲۰ م۳ يوميا ۳ وو 5 ۰ 


* اهلاك عدة 
ثمن ۱۰ فاس وثمن ه مقطف تهلك بعد انتاج ۰ م۳ - ۰ «ز ۰ ۰ 


* اهلاك میاه > نصف قيمة إهاذك العدة = مرو 
* اهلاك سقایل ۰ تعادل قبمة اهلاك المیاه هر جای 5:5 


إجمالى التكلفة الفعلية ارو 


2 ۷ ع د 2 


ر ج ) فى أرض صخرية : 


* الاچر 
- اجر عدد ۱۰ حجار واجره نفر وأجر ريس لإنناج 
۸ ۲ يوميا د اوی 


* اهلاك عدة 
- ثمن ۸ آسفیل وئمن ۲ عتلة وئمن د مقطف تهلك بعد 
۰ ۳۵۸ 8 د لذن "لد 


* املاك مياه = ربع قيمة إهلاك العدة LE es‏ 
* إهلاك سقايل = قيمة إهلاك المياه هدما 


اجمالی التكلفة الفعلية ۳ 65 6 6 


۳۱ 


الحفر باستعمال الکسارات الميكانيكية : 


* معدل الانتاج البومی للکسارة 4 م۳۸ فى الیوم 
- العمالة : 


* أجر ۱ ميكانيكى وأجر؟ عمال للتشغيل + 4 م۳ 


* إهلاك الماكينات وملحقاتها: 

- إهلاك الكسارة لمدة »سنوات وأيام العمل ۰ يوم 
فى السنة = ( قيمة الكسارة - /٠١‏ ) + ( ۵ ۳۰۰ »× 
0 = ره 


* - إهلاك الشواكيش لمدة ٠ر۲‏ سنة وأيام العمل 
۰ يوم فى السنة مع مراعاة خصم ۰ لقيمة 
الكسارة والشواكيش فى آخر المدة : 
= ( ثمن الشواکیش - ۰ ) + ور ۲ کا ۰ = 0 


* - إهلاك قطع غيار وصيانة وقود : : 
- صيانة 75 من الثمن يوميا = ( ثمن قطع الغيار × 


pt + ) ۵‏ = 707 
- سولار = ( قوة المعدة + ٠٠١‏ ) *۷ر × ثمن لتر 

السولار + ۸ × 4 م" ع .ره 
- زیت > ( قوة المعدة + ۱۰۰) × ۰4.ر × ثمن 

كيلو زیت + ۸ * 4 م" ور 


(جمالی قيمة التكلفة الفعلية ره 


۳ 


* - ما یخص الستر المکعب نظير تحدید الجو انسب 
والقاع = أجر ٠‏ عامل + ۰ ۳۸ 
* - ما يخص المتر المکعب نظير هالك المياه = ثمن 
متر مکعب مياه بموقع العمل + ۷۰ ۳۵ 


إجمالى التكلفة الفعلية 
۳ - الحفر فى أرض صلبة : 


يتم استخدام الهامر ومعدل انتاجه للارض الصلبه 
۰ فر الیوم وبقل الانتاج بنسبة ۲۰ مقابل دة 


* - ما يخص المتر المكعب من تشغيل الهامر = + 
۲ الف ساعة × ۸(ساعة ) + ۳۸۵۰ ( أ ) 
* - ما یخص المتر المکعب من إهلاك الهامر = ثمن 
الهامر + ۱۲ ألف ساعة × ۸ (ساعة ) + ۵۰ ۳۸ 
* - ما يخص المتر المکعب من المباه = تمن متر 
مکعب میاه بموقع العمل + ٠5م"‏ 

* - ما يخص الستر المکصب من تحدید جوانسب 
الحفروالقاع > قيمة المتر المکعب من تشغيل الهامر 
۷ ۸۱۰ 

۳ ۳ ۰ آز 


۳۳ 


كك قور ؟ 


و اد ۵اه 


نجار شدة ومساعد نجار شدة و ؛ عمال للمندالة و استعدال الحفر و ٩‏ عمال 
لدق الالواح بالمندالات لانتاج خندق بطول ۱۵ متر وعرض متر فى الیوم 


معدلات العماله للسندات لعمق حتی ١‏ متر : 


5۹ 


* - العمالة 


العسالة اللازمة لسق ؛ متر + العمالة اللازمة لعمق ۲ متر = نفس العمالة 
اللارمة لعمق ؛ متر الأولی آی۲ *العمالة اللازمة لعمق ؛ متر ٠‏ 
وهذه تنتج خندق بطول ۱۵ متر وعرض متر وعمق ٩‏ متر ٠‏ 


ویلاحظ أن : فى حالة الشدة الغير مقفلة يكون معدل انتاج العسالة اللازمة 
للسندات المقفلة حتی عمق ٩‏ متر = ۲ انتاج الشدة المقفلة ٠‏ 


فى حالة الشدة المفرزة يكون معدل انتاج العمالة اللازمة 
المقفلة حتی عمق ٩‏ متر = 1۸۰ من انتاج الشدة المقفلة ۰ 


هالك آخشاب السندات : 


- الألواح الرأسية وهی من ألواح البنطی أو الموسکی وتعتبرهالکة 
بعد ۵ ۲مرة : 


۳۹ 


* الحفر باستخدام السندات الحديدية : 

- ثمن طن الستانر = القيمة شاملة الجمارك + النقل 

- مصاریف دق الستانرللطن = ( ثمن ۲ مندالة نجازية 

۱ ) 1۱۰ ) + (ه* ۳۰۰ یوم ) ۵ ؛یوم+۰؛ ۲طن(۸) 

- صيانة و اصلاحات = ۸ × ۵ / 

- النقل والترکیب “۸× ۱۰ 

/ ۱۰ ۷ A= التشغيل‎ - 

-إجمالى التكلفة الفعلية للطن ستانر 

۶۰ تكلفة المتر المکعب حفر باستخدام الستائر = 
مکعب الحفر + وزن الستانر اللازمة بالطن 
بفرض أن الستارة طولها ۱۲ متر وعرض ۰ ؛سم 


الحفر باستخدام السندات الخشبية : 


وتنقسم السندات إلى : 


(۱) شدة غير مقفلة ( طبالى ) وتستعمل لعمق حتى ۳ متر فى الأراضى 


(۲) شدة مقفلة - وتستعمل لجميع الأعماق وفى أرض متوسطة التماسك 


(۳) شده بألواح خشبية مفرزة - وتستعمل لجميع الأعماق وفى أرض رملية 


۳۵ 


۲ - طريقة حساب اهلاك الأخشاب من الشد: للستر الطولی من 
خندق عرض ( ۱ ) متر وعمق 5 متر : 

* - الالواح الرأسية : 

علوية ۲ ( عددالأجناب) × سمك الألواح “عمق الخندق* ۱م ۰ط 

سفلية ۲ ( عددالاجناب) × سمك الألواح“عمق الخندق ۰۳ <(۱) 


* - الالواح الأفقية : 
۲ ( عدد الأجناب ) × ۷ ( عدد الصفوف ) × سمك الالواح × 


عرض الالواح × ١‏ متر طولى = 
الدکم = ۳ × ۷ ( عدد الصفوف ) × سمك الدکم × عرض 

الدكم * الطول ( عرض الخندق - ۲۰ سم ) > )€( 
* - الإهلاك = ( [+۱5) + (ب+۳۰) + (ج+۱۵) ره 
* - مایخص المتر المکعب = الاهلاگ + مکعب الحفر رت 


أعمال نزح المیاه : 


ويتم إختيار الطريقة المناسبة لأعمال نزح المياه بعد إعداد الدراسة اللازمة 
للعوامل المؤثرة بالموقع وهى : 


* نوع التربة ٠‏ 

* منسوب المياه الجوفية ٠‏ 

* مسطح جوانب وقاع الحفر ٠‏ 

* مدة تنفيذ الأعمال حتى منسوب مياه الرشح . 
ويمكن إستخدام النزح السطحى أو النزح الجوفى : 


۳۸ 


- الالواح الأفقية وهی من الخشب الموسکی ونعتبر هالکة بعد ۵؛ مرة 
استعدا ل ٠‏ 
- الدكم وهى من العروق الفلليرى وتعتبر هالكة بعد 5 مرة استعمال ٠‏ 


أمئله: 


١‏ -- طريقة حساب الأخشاب من الشدة المقفلة لمتر طولى من 
خندق عرض )١(‏ متر وعمق ؛ فتر : 
ملحرظة : نستخدم ألواح البونتى أو الموسكى قطاع ٩*۲‏ بوصة 
للألواح الرأسية والأفقية أما الدكم فقطاعها ۵*۰ بوصة . 
* -مكعب الألواح الرأسية = ۲ ( عدد الأجناب ) × سمك الألواح × عمق 
الخندق » الطول ( ۱ متر طولی ) یل 
* - مکعب الالواح الأفقية = ۲ ( عدد الأجناب ) × سمك 

الالواح × عرض الالواح × عدد الصفوف ( ۳ ) × 

الطول ( ۱ متر طولی ) - (ب ) 


* - مكعب الدکم = ۴ ( عدد الصفوف ) × ۳ ( العدد ‏ × 
المتر الطولی ) × سمك الدکم × الطول ( عرض الخندق 


(-) ۲۰سم ) 13۳ 
* - الاهلاك ‏ ( آ+۱5) + (ب +۳۰) + (ج+۱۵) = .مره 
* - مایخص المتر المکعب = الاهلاگ + مکعپ الحفر و ور ۵ 


۳۷ 


* مصاریف نقل السجموعات من المخزن إلى الموقع واعادتها للمخازن > ۲ 
× قيمة النقل الواحدة = (۱) 


* مصاریف دق الحرب وترکیب المجموعات 
۲ مجموعة × ۷۵ حربة × ثمن ترکیب الحربة الواحدة = ( ب ) 


* العمال اللازمین للتشغیل ۱ 
۲ عامل میکانیکی × ۳ وردیات × الاجر × مدة العملية > ( ج ) 
۲ مساعد × ۳ وردیات × الأجر × مدة العملية ‏ (د ) 


* إهلاك المجموعات = ۲ × ثمن المجموعة × مدة العملية + ( «سنوات × 
AS?‏ 


* صيانة وعمرات دورية 
5 من إهلاك المجموعات > ( ز ) 


* سولار ؛ طلمبة × عدد الساعات ( نصف يوم ) > القوة بالحصان × ۲ 
وثمن اللتر«مدة العملية > ( س ) 


إهلاك خراطیم : 


۲ × طول الخرطوم × نسبة الاهلاك (۳۰-۲۰/ ) × مدة العملية * ۳سنوات 
+۲۷۵ يوم = ص 


* * * تكلفة نزح المیاه للمتر المکعب : 
أ + ب + ج + د + ه + ز+ س + ص + كمية الحفر 


( أ ) النزح السطحی : 


ویستخدم طلمبات یکون عددها وقدرتها مساوية لكمية المیاه المطلوب 
نزحها وتستعمل فى التربة الطينية أو الطينية الرملية ٠‏ ویتم حساب القيمة 
کالاتی : 
- عدد ت = كمية المیاه + قدرة الطلمبة الواحدة × عدد أيام العمل 
- إهلاك الطلمبات ‏ عدد الطلمبات × الثمن × مدة العملية *۸۰/ + 
(سنوات*۳۰۰ يوم ) = أ 
- صيانة وعمرات دورية = ٥‏ من قيمة الطلمبات × مدة العملية + ۳۰۰ 
یوم “ (ب ) 
-وقود سولار = عدد الطلمبات × عدد ساعات العمل يوميا × قدرة الطلمبة 
بالحصان × ۲ و لتر × ثمن اللتر × مدة التشغیل - ج 
- زیت = عدد الطلمبات × عدد ساعات العمل يوميا × قدرة الطلمبة 
بالحصان × ؛ ,.٠١‏ × ثمن اللتر × مدة التشغیل = د 


- |هلاك خراطیم ‏ ۲ × طول الخرطوم × نسبة الاهلاگ ( ۳۰-۲۵ ) × 
مدة العملية × ۳ سنوات + ۳۰۰ يوم = ه 


تکالیف النزح = أ + ب + ج + د + ه + مکعب الحفر حتی 
منسوب میاه النزح ۰ 


النزح الجوفی: 


ویستعمل فیها مجموعات نزح المیاه الافقية ويتم حسابها کالاتی : 


۳۹ 


* - قیمة المتر المکعب ردم : 


- أجور = ( آجر ۱۷ عامل + أجر ریس ) + ۷۰ ۳۸ ۳ » وی »6 
- إهلاك مياه = ؛ر ۳ مياه × ثمن المتر المكعب مياه ر 
- إهلاك عدة = ثمن ۵ فاس + ثمن ٠١‏ مقطف + ثمن جردل 

+ ۳۸۱6۰۰ بر هه 
- اهلاگ مندالة ‏ ثمن المندالة + (۳۸۷۰*۳۰۰*۳) = ۰ .ره 


إجمالىالتكلفة الفعلية رنه 


ثانيا : باستخدام المعدات : 


* - يتم استخدام اللودر فى أعمال الردم من أتربة ناتج الحفر أو 
من أتربة أو رمال موردة من خارج الموقع . ومعدل انتاج اللودر 
کاتلبلر ۳2۵۰ أتربة مشونه على مسافة لاتزید عن ۳۰ متر من 


۱ - ردم بأتربة مشونه من ناتج الحفر مع الدك على طبقات : 


* - مایخص المتر المکمب من قيمة 
اللودر = قيمة اللودر + ۱۲ ألف 
ساعة × ۸ ( ساعة ) + ٠٠١‏ م٣‏ ره 
* - مایخص المتر المكعب من إهلاك 
اللودر > قيمة اللودر + ۱۲ آلف 
ساعة × ۸ ( ساعة ) + ۵۰۰ ۳۵ = بر هه 


4۲ 


اعمال الحفر بانتفویس 
تتکون مجموعة العمل من غدد ۳ غواص و ؛ عامل عادی 


تنتج هذه المجموعة) م۳ حتی عمق ۲ متر 
ویقل معدل الانتاج بواقع ۱۰ لكل متر زيادة ٠‏ 


أعمال الردم 
التكلفة : 
أولا : باستخدام العمالة اليدوية 


* أجور العمالة : 


عدد ۱۵ عامل للتنفیذ ونقل الاتربه والردم و ۲عامل للدك بالمندالة و عامل 
لرش المیاه وريس عمال هذه المجموعة تنتج ۷۰ ۳۸ لمسافة ۰ 5م/ يومياء 


* إهلاك المیاه : 
؛وم ۳ میاه × ثمن المتر المکعب 


* إهلاك عده : 

عدد 5 فا س و۱۰ مقطف وجردل لرش المیاه 
( تهلك بعد (alt‏ 

إهلاك مندالة : 


ثمن المندالة + ( ۳سنوات × ۳۰۰) × الإنتاج اليومى ( ۳۸۷۰ ) 


٤١ 


۰ - قيمة اهلاك معدات = ثمن اللودر 
چ ۲ الف ساعة × ۸ (ساعة) + 
۰ ۱۳۵ 


* - قيمة رش = ثمن متر مکعب میاه 
3 ۰ م۳8 

* - قيمة دك = قيمة الدكاك + قيمة 
الصيانة + ۱۲ ألف ساعة × ۸ 
(ساعة) + ۲۸۱9۰۰ 

* - قيمة تسوية وتحدید = أجر ه 
عامل عادی + ۲۰ م۲ 

* - تجارب واختبارات = ( مسطح 


الموقع + ۲۵۱۰۰ ) × ۳ × عدد. 


الطبقات × قيمة تكلفة التجربة الواحدة 
+ إجمالى الحفر 


إجمالى التكلفة الفعلية 


۳ 6 فا :9 


ه و 0 و 


ووو »ه 


۳ ووو 9 6 
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- مایخص المتر المکعب من الدك 
“= ( قيمة الدكاك + قيمة الصيانة ) + 
۲ ألف ساعة × ۸ (ساعة ) + 
۰ ۳۸ 

- مایخص المتر المکعب من المیاه 
> ثمن متر مکعب میاه بموقع العمل × 
١٠ر‏ 

- مايخص المتر المكعب من عمالسة 
للرش والتسوية والتحديد = أجر 5 
عامل عادى + 1م 


إجمالى التكلفة الفعلية 


™ لد #يك 


۲ - ردم بأتربة أو رمال موردة من خارج الموقع 


مع الدك على طبقات كل طبقة ۲۵ سم 


معالرش 


وعسل الإختبارات اللازمة طبقا للمواصفات 


والشروط العامة : 


* - ثمن متر مكعب أتربة أو رمال 
موردة من الخارج إلى الموقع 

* - قيمة نقل متر مكعب أتربة أو 
رمال لموقع العمل مع التسوية > قيمة 
اللودر + ۱۲ ألف ساعة * ۸ (ساعة) 
+ +4 ۳۶ 


4۳ 


۳ ورو 


ثانیا- العماله 

۱ مصنعية المعايرة و الخلط والصب ( يدوى):‎ )١( 
عدد ریس و فورمجی وحراث و۲ حبال و ۲ کراك" ناشف و ۸ قروان وفرد‎ 
۰ للمیاه باجمالی ۳ عامل لانتاج ۰ متر مکعب فى الیوم‎ 


*** مصنعية المتر المکعپ = ( آجر ریس + أجر ۰ عامل قنی + آجر 
عامل عادی ) ۳۰ = ۰ «ور ۰ ۰ 
(۲) مصنعية المعايرة ( يدوى ) والخلط (الی) والصب (یدوی او آلی) : 


عدد ریس و فورمجی و ۲کراك و اناشف و١‏ قروان رفرد للمیاه باجمالی ۱٩‏ 
عامل لإنتاج ۲٩‏ متر مکعب فى الیوم ٠‏ 


(۳) ۰ مصنعية انخلط الالی : 
ثلث أجر میکانیکی ومساعد میکانیکی وعامل للمیاه لانتاج ۲ ۳متر مکصب فى 
الیوم ۰ 


( 4) مصنعية العبوات الخشبية : 
عدد نجار مسلح ومساعد نجار وذلك لانتاج ؛ متر مكعب يوميا ٠‏ 


ثالثا- الاهلاکات: 
( ۱) اهلاك العدة الصغيرة للمعاپرة : 
المتر المکعب من الخرسانة العادية بستهلك الأتى للمعايرة: 
۱+ کوریك فرنساوی -۰۲, غلسق خسوص أو کساوتش - 
۱+ کوريك 
(۲) إهلاك العدة الصغيرة للصب اليدوى : 
المتر المکعب من الخرسانة العادية تستهلك الآتى للصب الیدوی: 
۱ فاس - ۲و قروان -۰۱ومتر خشب أو متر خرطوم ٠‏ 
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الفصل الثالث 
الخرسانة العادية 


مقدمه 


سيتم ایضاح مکونات الخرسانة العادية ومعدلات الأداء لكل 
9 ۱ 

( المواد - العمالة - المصنعيات - إهلاك المعدات ) 

كما سيتم إيضاح تكلفة المتر المكعب من الخرسانة العادية 
طبقا للمواصفات الفنية ٠‏ 


4٥ 


إجمالى (A)‏ دی 
* - إهلاك ۵/ = رم) x«‏ ۵ ڪا ا 
* - مصنعية معايرة وخلط وصب يدوى ( أجر ريس 

+ آچر ۲۰ عامل فنی + أجر عامل عادی + 

۰ متر مکعب ۳ مور 0 و 
* - |هلاك عدة صغيرة للمعايرة = ( ثمن كوريك+ 

۰ +ثمن غلق × ۲٠ر‏ + ثمن کوریك+۵۰) = ۰.ر ۰۰ 
* - إهلاك عدة صغيرة للصب = ( ثمن فاس +۲۵۰ 

+ ثمن قروان × ۲ر + ثمن متر مکعب خشب 

× ١ءر‏ + ثمن متر خرطوم ۲بوصة × ١١ر‏ ) = ١٠ر٠٠‏ 
۶ (جمالی‌التکلفة الفعلية للمتر المکعب خرسانة 

عادية خلط وصب يدوى : ابر 


ب- المعايرة ( یدوی) والخلط آلی والصب ( بدوی ) : 


* - زلط کالسابق ت ۵ دی واه 
* -رمل كالسابق > ,بر هه 
* - آسمنت کالسابق بر 
* - میاه كالسابق ۳ 0 ای 5.۸ 
* - إهلاك كالسابق © وورووه 


- مصنعية المعايرة > ( أجر ريس + أجر ٩‏ 
ناشف + أجر عامل مياه) + ۳۰ متر مکعب “١٠ر٠٠‏ 
* - مصنعية الصب = ( أجر حراث + أجر ۸ 

قروان + أجر فورمجى ) ۳۰ متر مكعب ( ز ) = ۰۰ر۰۰ 
* - مصنعية تشغيل الخلاط “ ( أجر ميكانيكى + 
۳ + أجر مساعد ميكانيكى + ۳ + أجر عامل 


4۸ 


(۳) إهلاك المعدات : 

تكلفة تشفیل الخلاط والاهلاك : 
- السولار معدل الإهلاك - ۲کج / حصان / ساعة 0 

- الزيت معدل الاهلاك = "وکج / يوم (ب) 
e‏ لو و ی نی ی 

3 
ون عر خر ییاوه 0 فا رب 

يوم عمل ) )د( 

- إهلاك الخلاط بواقع 2٠١‏ من قيمته سنويا ( ۲۰۰ يوم عمل ) 
0 


انتاج الخلاط = ؛ متر مکعب فى الساعة وعدد ساعات التشغیل ۸ ساعة 
قوة - الخلاط لتكن ۱۵ حصان ( أيام التشغيل السنوية ۲۰۰ يوم فى السنة 


إجمالى الاهلاگ = آ+ب +ج +د+ه + الانتاج البومی 


( ؛ ) إهلاك العبوات الخشبية : 
مکعب الخشب اللازم لعسل العبوة + مکعب الخرسانة ۰ 


( * ) إهلاك المیاه للخلط والرش: 
المتر المکعب یحتاج إلى ۲۰۰ لتر للخلط والرش ۰ 

التكلفة الفعلية للمتر المکعب خرسانة عادية : 

أ - فى حالة الخلط والصب یدوی : 

زلط ١و‏ × سعر المتر المکعب زلط (1) 


) 
رمل إو × سعر المتر المكعب رمل (ب) = 
)€( 


ل 
ه وي ۰ ه 
أسمنت ۲٠١‏ كيلو جرام × سعر الطن ق 


4۷ 


* - تكلفة المتر المکعب من سابقا (1) ٠٠ر٠٠‏ 

* - تكلفة المتر المسطح > (1) × 7٠١‏ ره 
* - دك الارض وتسویتها = آجر عامل + ۲١‏ م۲ = ..ر.. 
* - ميزانية وخوابیر ‏ أجر عامل + 4۰ م۲ بر وه 


- تسوية السطح النهانی = أجر عامل فنی + 
۰ متر مسطح بر 
إجمالى التكلفة الفعلية : = ر 


( ۲ ) بالمتر المسطح : خرسانة عادية للأرضيات سمك ٩‏ سم 
و۲۵۰ كج أسمنت لكل متر مکعب رمل : 
- تكلفة المتر المکعب خرسانة عادية من (1) سابقا 


* - تكلفة المتر المسطح > (1) × 1۱۵ بر وه 
* - دك الارض وتسویتها من السابق 9 


- يذهل 
- ميزانية وخوابیر من السابق .مره 
- تسوية السطح النهائى من السابق ر 
إجمالى التكلفة الفعلية = ار 


(*) بالمتر المسطح : خرسانة عادية للأرضيات سمك ٠‏ ۰ سيم 
و۲۵۰ كيلو جرام أسمنت للمتر المكعب رمل ومقسمة إلى بلاطات 
۰ × ۰ سیم : 


- تكلفة المتر المکعب خرسانة عادية من ( أ ) سابقا 
- تكلفة المتر المسطح = أ × ۷۰ ۱ در ۰ و 


عادی ) + ۳۲ متر مکعب ۳ هي ۰ ۰ 
* - اهلاك عدة صغيرة للمعايرة کالسابق (س ) = ۰ ۰ ۰ ۰ 
* - إهلاك عدة صغيرة للصب كالسابق (ش )= ..ر.. 
* - إهلاك خلاط = ( ثمن الخلاط - ۱۰ × 

NAR  ) ۲۵ ۱۵ لاع‎ 

۰ ) +( ۱۵ × ۲ لتر × ثمن اللتر 

× ۸ + ۳۲ ) + ار × ثمن الكبلو جر ام 

زیت + ۳۲ متر مکعب ) ( من رصان عام 
اجمالی التكلفة الفعلية للمتر المکعب خرسانة عادية 
المعايرة ( يدوى ) والخلط والصب ( بدوی ) ع بر هه 


ج - المعايرة ة ( یدوی ) والخلط آلى والصب ( يدوى ) ممع 
استخدام عبوات خشبية : 

* - جمیع العناصر كالسابق فى ( ب ) ویضاف : و 

مصنعية عبوات خشبية = ( أجر نجار + أجر 


مساعد + ؛ متر مکعب ) = ره 
* - |هلاك خشب = مکعب الخشب اللارم لعمل 
العبوات + مکعب الخرسانة .6 و 6:8 


* * *إجمالى التکلفة الفعلية للمتر المکعب خرسانة عادية 
المعايرة یدوی والخلط آلی والصب بدو ی مع 
استخدام عبوات خشبية OE‏ 


أمثلة : - 
( ۱ ) بالمتر المسطح - خرسانة عادية للأرضيات سمك ۰ سم 
۰ جج اسمنث لكل متر مکعب رمل : 


٤۹ 


مر لفات المحاسب / حامد شافعی 
بمكتبة : عالم الکتب 
۸ شارع عبد الخالق ثروت - القاهره 
 *‏ ول المحاسبة فى مقاولات المبانى 
e‏ تكاليف المقاولات 
بالإشتراك مع [۰د۰م۰ زکی حواس 


*- الجداول الرياضية ( الفوند المركبة ) 
> تحديد القسط / القيمة الحالية / الفاندة المتداخلة - 


* - ضرانب المرتبات ( بمجرد النظر ) 
لجمیم قوانين الضر انب التی صدرت و اخرها القانون ۱۵۷ لسنة ۱۹۸۱ 


* - الجداول الرياضية ( من معدل در# إلى ۲۰ / ) 
بالإشتراك مع المهندس / حسام شافعی حامد 


*- معدلات الاداء فى أعمال المقاو لات 
بالزشتر اك مع المهندس / حسام شافعی حامد 


*- مواد البناء ( آسعار/ مواصفات/ إحصانيات / كمية انتاج ) 
( ۵ کتب عن السنوات ۱۹۸۸ / ۱۹۸۹ / ۱۹۹۰ / ۱۹۹۲ / ۱۹۹۷ ) 
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* - دك الأرض وتسويتها من سابقا IY‏ 


* - ميزانية وخوابير من سابقا = ر 
* - تسویه السطح النهانی من سابقا س بر وه 
* - مصنعية تقسیم = آجر عامل + ٤١‏ م۲ ۳ از 0 


* - اسفلت للفواصل = ** ١متر-‏ ار ( الارتفاع) 

× ۵ .ر( سمك الفاصل )× ثمن طن ال.بتومین 

+ كثافة البیتومین جا ره 
* - إهلاك خشب = ۲۳ ١‏ متر × ار (نک - 

الإرتفاع ) × ١٠ر‏ ( سمك الخشب × نسن 

المتر المكعب خشب کسر ) یره 


اجمالی التكلفة الفعلية = مره 


4 » 4 4 ۰ 4 6 4 6 4 6 6 6 6 6 6 6 ۰ 4 ۰ ۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ م 0 0 


°١ 


۳- هالك العدة الصغيرة للمعايرة و الخلط والصب الیدوی 
4 - هالك معدات الخلط والصب الالی ( الخلاط - الهزاز ) 


ولا - المواد : 


( ۱ ) نسب خلط المواد الموضحة فى ( آولا ) بعالیه آرقام من 
۱ إلى ١‏ والمعدل النمطی للمتر المکعب المنتج من الخرسانة بعد 
خلط وصب هذه المواد 


هر 4 7 


uel ۱۲| el | تزا‎ wo] | “| 2 


ويمكن الإستعاضة بالنسب المذكورة بعاليه فى خلط وصب الخرسانة 
المسلة بنسب الهالك للمواد المكونة للخرسانة المسلحة كالآتى : 


الهالك : - 
زلط : 1۳ 
الرمل: 8 


الأسمنت : 76 


نظير التحمیل والتفریغ والنقل والناولة أثناء العمل . 
الحدید : ۰ 7۷ نظبر التشغيل والوصلات والکراسی وفرق الوزن 
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الفصل الر ابع 
أعمال الخرسانة المسلحة 
مقدمة : 
سبتم ایضاح مکونات الخرسانة المسلحة ومعدلات الأداء لكل من : 
( المواد - العمالة - الهالك - المصنعیات ) 
كما سیتم ایضاح تكلفة المتر الکعب من الخرسانة المسلحة طبقا 
للمو اصفات الفنية ٠‏ 
عذاصر تكلفة الخرسانة المسلحة 
ولا - المواد 
١‏ - ثمن الزلط ۲- ثمن الرمل ۳- ثمن الأسمنت 4 - ثمن حدید 
التسلیح 5- من سلك الرباط 5- ثمن المباه اللازمة للخلط 
والمعالچة ٠‏ 
ثانيا - العمالة 
١‏ - مصنعية المعایرة و الخلط والصب الیدوی 
١‏ - مصنعية المعايرة ( بدوی والخلط والصب آلی ) 
۳- مصنعية تشغیل حديد ال 
؛ - مصنعية العبوات والشدات الخشبية( تشغیل وترکیب وفك وتخزین ) 
ثالثا - الهالك 
۱- هالك خشب العبوات ( التطبیق - التطریح - المسمار ) 
۲- هالك عدة الشدات ( عروق - بونطی - قمط ) 


o۲ 


۰ قيمة فرد طن حدید التسلیح ‏ ( آجر حداه + 
۳ آجر مساعد *أجر ۲ صبی ) + ۵ طن حدید ۱۳مم = ط ۳ 8 و 5 


* - التقطیع والتشکیل والرص والتربیط : 


ريس + ۲ حداد تقطيع وتشکیل + ۲حداد ترکیسب + ۲ مساعد حداد 
للتربیطو النقل و ۲ صبی للنقل وذلك لانتاج : 

۱-۴ طن حتی ارتفاع ١‏ متر للعمارات 

ویضاف علاوة قدرها ۸ لکل ۳ م ارتفاع . 


۶ قيمة تقطیع وتشکیل ورص وتربیط طن حدید تسلیح - 
( آجر ريس + آجر ۲ حداد + آجر ۲حداد ترکیب 
+ آجر ۲ مساعد + آجر ۲ صبی + ۰۸ر امتوسط (د ) = ۰٠ر۰‏ 


معلومات إضافية للاسترشاد بها عند حساب تكلفة تشغیل طن 
حديد التسليح : 


( أ ) طبقا لنوعيات أعمال الخرسانة المسلحة : 
عدد واحد حداد + مساعد حداد + صبى وذلك لإنتاج : 
© ل ٠٠‏ كجم/يوم قواعد مسلحة . 

* - ۱۸۰ كجم/يوم أعمدة كمرات . 

* - ۲۲۰ کجم / يوم بلاطات الأسقف ۰ 

* - ۱۲۰ کجم / يوم سلالم. 


( ب ) طبقا لمراحل التشغيل : 


عدد واحد حداد + مساعد + صبى وذلك لإنتاج : 
تقطيع بالمقص مع النقل إلى الثناية ۷ طن ٠‏ 


°٦ 


( ۲ ) نمن االمواد 
الزلط - الرمل - الأسمنت - حدید التسلیح - (سبق دراسنها) 


* - سلك الرباط : طن حدید التسلیح یحتاج إلى 
؛ كيلو چرام لجميع الأعمال عدا البلاطات - 
ez +¥ + £7‏ متوسط 
٥ =‏ ره × ثمن كيلو جرام سلك الرباط (E)‏ عدي ايك 


* - المياه : المتر المكعب خرسانة مسلحة يحتاج 
إلى ۲ متر مكعب مياه للخلط والمعالجة ‏ - 
۲ م × ثمن المتر المكعب مياه (ع) e‏ بالا ۲ 


ثانيا : العمالة 


: ) مصنعية المعايرة والخلط والصب ( اليدوى‎ - ١ 
٠ سبق دراستها فى بند الخرسانة العادية‎ 

۲ - مصنعية المعايرة ( يدوى ) والخلط والصب آلی : 
سبق دراستها فى بند الخرسانة العادية ٠‏ 

۳ - مصنعية تشغیل حدید التسلیح : 

- (۱) الفرد : 

حداد واحد + ۳ مساعد حداد + ۲ صبی وذلك لانتاج : 

-5 طن من حدید ۸مم . 


ودره طن من حدید ۰ امم. 
وه طن من حدید ۳ ۱مم . 


* - مصنعية الشدات الخشبية للحوانط = ( أجر 

نجار + أجر خشاب + أجر صبى ) + هر ۳۸۷ (ل) ۳ 6 و 9 
* - مصنعية الشدات الخشبية للاعمدة * ( أجر 

نجار + آجر خشاب + آجر صبی ) = در؛ م (م) “١٠ر٠٠‏ 


* *ويضاف لكل متر زيادة فى الارتفاع عن 4 متر : 
( آجر نجار + ۰؛ ) + (أجر خشاب + 4۰) (ن) ۰« .مره 


ثالثا - الهالك : 


( أ ) هالك خشب العبوات وتقویتها ( تطبیق - تطریح - 
ا 


* - ويتم إستخدام أخشاب اللتزانة سمك ۲۰ مم وعرض ۱۵-۱۲-۱۰ 
سم وبأطوال من ؛ - ١‏ متر لعمل العبوات ٠‏ 
كما پستخدم الخشب الموسكى سمك من ۳۰ - ٠١‏ مم وعرض ۸ 
۰- ۱۲ - ۱۵ سم وبأ طوال مناسبة من ؛ - ۱ متر ۰ كما يتم 
استخدام الخشب الکونتر سمك ١١‏ - ۲۰ - ۲۲ -۲۵ مم بالتقوية 
بخشب موسکی لعمل العبوات ۰ 

* - التطبیق بخشب اللتزانة لعبوة المتر المکعب من الخرسانة المسلحة 
تحدده المعدلات الاتية من واقع الخبرة العملية و بالاسترشاد 
بالمعدلات السابق صدورها فى هذا الشان : 


۱ الاسکان المصانع 
* - القواعد - رقاب الأعمدة-الميد 0 ۳ 
* - الأعمدة ٩‏ 3 
* - البلاطات والكمرات ٤‏ ۳ 
* - السلالم ۳ ۳ 
* - الحوائط والدراوى 0 ٤‏ 


o۸ 


أو ثنی مع النقل إلى مکان الترکیب هر ؛ طن ۰ 
أو ترکیب وتربیط هر ۱ طن ۰ 

( ج ) طبقا لنوعية الخرسانة المسلحة والتی بها نسبة حدید 
تسلیح ۱۰۰ کجم | م۳ ۰ 


عدد واحد حداد + مساعد حداد + صبی حداد وذلك لانتاج : 
تقطیع وتشکیل ۳۵ و ترکیب ۳۸4 للاعمدة ٠‏ 
تقطیع وتشکیل ۳۸۲ و ترکیب دم" للکمر والبلاطات ٠‏ 


؛ - مصنعية العبوات والشدات الخشبية : 


عدد واحد نجار + واحد خشاب + صبی بقوسون بنقل وترکیب وفك 
الأخشاب حتى ارتفاع ؛ متر للعبوات الآتية : 


الحوانط ۳۰ ۲۸ - البلاطات ۲۵ م۲ 

الکمرات ۱۲ ۲۵۸ - قواعد الأعمدة والمید ۲۰ م۲ 
الأعمدة ۱۸ ۲۵ 

وعلی ذلك تکون کمیات المتر المکعب المقابلة هی : 

الحوانط درلا م" - البلاطات ۳ ۳ 

الكمرات 4ر١‏ م" - القواعد والميد ٠١‏ م۳ 


الأعمدة در؛ م” ۰ 


* - مصنعية الشدات الخشبية للقواعد = ( أجر 

نجار + أجر خشاب + أجر صبى ) + ۳۸۱۰ (ف) = ١٠ر٠٠‏ 
* - مصنعية الشدات الخشبية للكمرات = ( أجر 

نجار + أجر خشاب + أجر صبى ) + 4ر١ام‏ (ق) < ۰.ر .۰ 
* - مصنعية الشدات الخشبية للبلاطات = ( أجر 

نجار + آجر خشاب + أجر صبی ) + ۳ ۳۸ (ك) مر هه 


ون 


( ب ) هالك عدة الشدات ( عروق - بونتی - قمط ): 


* - العروق : 

تستعمل العروق بقطاع ۳ بوصة و ۳*؛ بوصة و 4 *) بوصة و ؛ ۵ 
بوصة فى الشدات لعمل القوانم والفرندات والمعضات ۰ ومعدل إهلاك العروق 
هر ۲/ للاستعمال فى المرة الواحدة وعدد مرات الاستعمال ۰؛ مر 

ونلاحظ أن معدلات استخدام کمیات العروق اللازمة للمتر المسطح عبوة 
للآرتفاعات المختلفة هی : 


* - الإرتفاع بالمتر ١ر‏ ۳ 4 ٠١ ۸ ١‏ 
* - مکعب العروق 


من الشدة لك OSE‏ بن سن ان 


** - الخشب البونتی : ويستخدم فى الشدات كفرشة بسمك 4/7 مم 
للمتر مسطح من الشدة ٠‏ ومعدل الإهلاك 4 للإستعمال فى المرة 
الوحدة ٠‏ 


©" - لظ : وتستخدم فى ربط وتثبيت أخشاب الشدات > ومعدل 
الإستخدام أربعة لكل متر مسطح من الشدة عند ارتفاع حتی ۳ متر وتزيد 
بمعدل قمطة واحدة لكل مترزيادة فى الإرتفاع ومعدل الإهلاك ٤‏ / للمرة 
الواحدة ۰ 


** ولحساب قيمة إهلاك الأخشاب بنوعياتها المختلفة 
والمسمار والقمط فى أعمال التطبيق والتطريح والتعريق للمستر 
المكعب خرسانة مسلحة نعرض فيما يلى الأرقام التى تم إستنتاجها 
من الجداول والمعدلات السابقة : 


1۰ 


كما أن كمية الاخشاب اللازمة لتطبیق العبوات هی : 
مسطع التطبیق للمتر المکعب إحتياج المتر المسطح 


من خشب اللتزانة عبوة من الخشب 
۶ - البلاطات ۸ متر مربع ۹ «ر ۳۵ 
* - جوانب الکمر ۰ متر مربع ۳ م۳ 


- التطريح بالخشب الموسکی لعبوة المتر المکعب من 
الخرسانة المسلحة تحددها المعدلات الآتية من واقع 
الخبرة العملية وبالاسترشاد بالمعدلات السابق 
صدورها فى هذا الشأن : 


* - معدل الإهلاك للإستعمال فى المرة الواحدة 174 ومعدل الخشب 
الموسكى اللازم لتطريح المتر المسطح من العبوة من واقع الخبرة العملية 


وبالإسترشاد بالمعدلات هى : - 
نوع العبوة مايلزم المتر المسطح 
من العبوة من الخشب متر مكعب 
* - البلاطات ۱« 
* - جوانب الکمرات بارتفاع حتی ۰سم ١١٠ر‏ 
* - جوانب الکمرات من ۱۰۰-۵۰ سم ۳« 


- الأعمدة ۰۳ 


* - المسمار - تستخدم لتثبیث آلواح التطبیق مقاس سم 
للبلاطات و" سم للکمرات و ۷سم للکوابیل ومعدل الاستخدام 
المتوسط ۲ر کجم للمتر المسطح ومعدل الاهلاك ۷۰ للمرة 
الواحدة أى ١٠ر‏ کجم لكل متر مسطح من العبوة ۰ 


6۹ 


قيمة خشب بونطی = ( ۱۰۸ × ج × ۲ مر ا 

5 ( و + س ) × ثمن المتر المکعب بونطی (م)< ۰ «ر ۰۰ 
قيمة ثمن القمط = ( ۸.ر۱ «ج ۲ 4 ) + ۱ 
۵۰ ( و + س ) × ثمن القمطة (ی) * ۰ .ر ۰۰ 


5 إجمالى قيمة مكونات الشدهٌ للستف 1 و ون‎ es 


( ب ) الأعمدة : 


قيمة خشب لتزانة = (أ* #.ر +(5 × ع) 


× ثمن المتر المكعب لتزانة ات ليك 
قيمة خشب موسكى = ( أ × ۳۴٠ر‏ + ( ۲۵ *اع) 

× ثمن المتر المكعب موسكى د ند 
قيمة خشب العروق = ( در × ل بعاليه ) زه 
قيمة الخشب البنطی - ( هر × م بعاليه ) ج 
قيمة القمط - ( در × ى بعالیه ) ورد 
e edn ORE‏ 


( ج ) الأساسات : 
قيمة خشب اللتزانة = ( مسطح القواعد + مسطح السملات 
+ مسطح رقاب الأعمدة ) × ١٠ر‏ + ۵ ( مكعب القواعد + 
مكعب السملات + مكعب رقاب الأعمدة ) × ثمن المتر المكعب 
لتزانة : ابر 


۲ 


* - المتر المکعب خشب لتزانة يطبق ۳۵ م۲ من مسطح الشدة ٠‏ 

* - المتر المکعب خشب لتزانة يطبق هر ۳ م۳ خرسانة مسلحة 
للکمر ات و القواعد ٠‏ 

* - المتر المسطح من السقف يحتاج لشدة ۲ عرق لأعمال التعریق 
والتخشیب والتقوية ٠‏ 

* - المتر المکعب خرسانة مسلحة بعد الصب والمعالجة لارتفاع ۳م 
یحتاج إلى أو يهلك : 
۲ر م۳ خشب موسکی - ؛ ار م۳ خشب لتزانة 4 را بالعدد 
عروق - ۲۸ بالعدد قمطة - ۲ر کجم مسمار ٠‏ 


قيمة اهلاك مکونات الشدة الخشبية للأعمال الخرسانة المسلحة 


بفرض الاتی : 
مسطح م۲ 1 ت ج 8 
مکعپ م" ع و س ص 


( أ ) الاسقف : 


قيمة خث اللتزانة = ( ب × ر + ج ۲ ۰۲۱ ر ) 
+ (و + س) × ؛ × نمن المتر المکعب لتزانة > بر هه 


انا شب عوساتي “زب * ادر +ع ب ام ) 
+ (و + س ) × ۲۵ × ثمن المتر المکعب موسکی (ط)< ١٠ر٠٠‏ 


قيمة خشب العروق > ( ۰۸ر ۱ × ج × ۰1۸ر × 9 ) 
+ (و+س )× ۲ )٠٠١×‏ × ثمن المتر المکعب عرو ق(ل)- 999 


5١ 


* ۰ المتر المكعب خرسانة مسلحه پهلك عدة صغيرة س 
( ثمن ۱۲ مقطف ۲ نمن ۱۰ قروان ) + ۵۰ + 
( ثمن ۲ فاس + ثمن صندوق كيل رم + ثمن 
صندوق كيل ۲ر م۳ + نمن محراث + من ۲ 


كوريك + ۰۰۰ )+ (ثمن قدة + ۱۵۰ ) (ا ) 3 


( د ) هالك معدات الخلط والصب الآلى : 
وتتكون عناصر التكلفة من : 


* - الخلاط سبق دراسته فى الخرسانة العادية . : 

* - الهزاز ويحتاج إلى عامل لتشغيله لإنتاج ٠١‏ م۳ فى اليوم 
وبستهلك ۲۰ ر لتر بنزين فى الساعة لكل حصان من قوة 
الهزاز ٠‏ 


* - تكلفة هالك الخلاط سبق دراستها ( ص) 
أو ثمن صيانة الخلاط ( - ) ۱۰ + ۱۲۰۰۰ ساعة × 


۸ ساعة + انتاج الخلاط فى الیوم متر مکعب = ۰ بر 
* - تكلفة هالك الهزاز لكل متر مکعب خرسانة < 

(قوة الهزاز بالحصان × ١٠ر‏ × ثمن لتر 

البنزین )+ هر ۲ م" ( الانتاج فى الساعة ) ( ۷ ) ج دنه 


۰ - تكلفة صيانة الهزاز - ( شمن الهزاز × )٠١‏ + 


۰ الانتاج الیومی ) ۲۰۰ (عدد أيام السنة )(أ) ۰۰ 


( ه ) تشغیل معدات الخلط والصب الالی : 

* - العمالة اللازمة لتشغیل الخلاط : سبق دراستها (س) = 
* - العمالة اللازمة لنقل الناشف : سبق دراستها (ص) 3 
* - العمالة اللازمة لتشغيل الهزاز : أجر عامل + ٠١‏ (ج) = 
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قیمه خشب الموسکی “ نصف القيمة المستخدمة فى الاسقف 
تقریبا ‏ هر × ط بعالیه سج برد 


قيمة خشب العروق = نصف القيمة المستخدمة فى الأسقف 
تقریبا = هر × ل بعالیه من هن 


قيمة خشب البونطی = نصف القيمة المستخدمة فى الأسقف 
تقریب = هر × م بعالیه حت بر هه 


قيمة القمط = نصف القیمة المستخدمة فى الأسقف تقریبا 


= ور × ی بعالیه ۳ ۶ ی ۱۱ 
(جمالی مکونات الشدة للاساسات 7 TIE‏ 


( ج ) هالك العدة الصغيرة والخلط والصب الیدوی : 
تستعمل العدد والادوات الموضحة بعد :- 


* - مقاطف - فنوس - محراث - كوريك - قروانة - قدد 
صندوق كيل ٤ر‏ م۳ للزلط - صندوق كيل ۲رم۳ للرمل ۰ 


والجدول الموضح بعد يبين العدة اللازمة لرمى ۳۰ متر مكعب خرسانة 
يوميا ومعدل الهالك هو: 


* - مصنعية تشغيل حدید تسلیح = (ط + د) من 
سابقا ( العمالة ) × ار للطن ۳ « وق 
* - مصنعية النجارة المسلحة = من سابقا ( ف ) د ۰ ار 
* - مصنعية خلط آلى ‏ من سابقا (س ) = ور 
* - مصنعية الصب = من سابقا (ز ) = یره 
* - مصنعية الهز - من سابقا (ج) .بر 
در 
۰ 7 


- مصنعية الناشف = من سابقا (ص ) ۳ 
- سلك الرباط = من سابقا )€( ۰ ۰ 
- هالك خشب = من سابقا (2) أى هالك 

مکونات الشدة للأساسات - ۰ و ۰۰ 
* - هالك مسمار = ١٠ر‏ كجم × ثمن الكيلو جرام YS‏ ل كياب 
* - هالك عدة صغيرة = من سابقا (EL)‏ ۳ وو 3 ۵ 
* - هالك خلاط وصيانة = من سابقا ( M‏ ) روو 
* - هالك هزاز وصیانه = من سابقا ( 7+1 ) Ee‏ ی 


إجمالى التكلفة الفعلية (ه) د لذلا 5 ۲ 


* تكلفة المتر المكعب خرسانة مسلحة للأسقف 

( كمرات + بلاطات ) التكلفة الفعلية 

للأساسات = ( «) عدا ل كان 
+ (ك + ق (-) ف ) من سابقا أى فرق 

المصنعية للكمرات والبلاطات عن مصنعية 

القو اعد = بر ۰ 
+ فرق هالك مکونات الشدة للاسقف عن هالك 

مکونات الشدة للأساسات ( ۴ (-) 7 ) من 

مس ابقا 5 کر 
إجمالى التكلفة الفعلية ( متر مکعب خرسانة 
مسلحة للأسقف ) : = ره 


11 


تكلفة المثر المکعب من الخشب : 


* - سعر المتر المکعب شامل جمیع الاضافات = وا وی 5 
* - نقل من المغلق إلى العملية > آجر سيارة حمولة 

هم" + ۲۵ - وول 
* - تنزيل ورص = أجر ١5‏ عامل + ۵۰ ۴۸ = دغر 
إجمالى عدبا ۱ 6 
هالك 7/8 ۳ دق 6 
الإجمالى (T)‏ ۳ ر 


ملحوظة : قيمة المتر المكعب خشب السابق حسابه فى الاهلاکات = 
سعر المتر المکعب مخصوما منه ۸۱۰ لاخر مدة ٠‏ 


تكلفة المتر المکعب خرسانة مسلحة ۳۰۰ كيلو جرام أسمنت 


للأساساث : - 
۰ - زلط = ١ر‏ - ۳۸ × سعر المتر المكعب × اور١‏ > ار 
* - رمل = ؛ر- م" × سعر المتر المکعب × ۵ «ر ۱ اش يك 
* - أسمنت ۳۵۰ کجم × سعر الطن × ۵ بر ۱ = بر ۰و 
* - المیاه = ۲ م۳ × سعر المتر المکعب × ار ۱ e‏ و و » 6 
إجمالى (أ) یره 


ويمكن إستعمال الأرقام الواردة فى الجدول المسطر تحت بند 
أولا (المواد) أى نسب خلط المواد والمعدل النمطى للمئر المكعب 
وذلك بدلا من نسب الهالك بعاليه ( ۳+ر۱ - ههر١‏ - ١٠را-‏ 
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الفصل الخامس 
آعمال المبانی والطبقة العازلة 


( 1 ) أعمال المبانی : 


سيتم عمل معدلات أداء ومکونات الاسعار بالنسبة لاعمال المبانی 
طبقا لما بلی : 

- نوعیات الطوب المختلفة 

- آنواع المبانی وطرق قیاسها 

- عناصر تكلفة المبانی بنوعیاتها 

- آنواع المونة ونسب خلط مکوناتها 

- آنواع الطوب والکمیات والمون ومقا ومة الضغط و(متصاص 

المیاه ٠‏ 
- المعدلات النمطية للکمیات والعمالة ٠‏ 


۱۱ ) تعريف: 

أعمال المبانى يقصد بها تشييد الحوانط بنوعیاتها المختلفة برص 
الطوب أو الحجارة فى مداميك منتظمة ( إديه وشناوى١٠٠)‏ مع ربط هذه 
المداميك بمونة وتنتهى بأعمال نكش وكحل العراميس ٠‏ 

١ (‏ ) مکونات المبانى : 

( أ ) الطوب بنوعياته المختلفة : 


- الطوب الطفلى ( مخرم وبلوكات ) 
- طوب الليكا الخفيف 


1۹ 


تكلفة المتر المکعب خرسانة مسلحة للاعمدة : 


التكلفة الفعلية خرسانة مسلحة للأساسات ( « ) ت٠ر‏ 
+ (م (-) ف ) من سابقا أى فرق مصنعية 

الأعمدة عن مصنعية القواعد = ر 
+ (0(-) 2 ) من سابقا أى فرق هالك مكونات 

الشدة للاعمدة عن هالك مکونات الشدة للاساسات ار 
إجمالى التكلفة الفعلية ( متر مکعب 

خرسانة مسلحة للأعمدة ) 5 مول ۱۵ 5 


۷ 


- مبانی عادية للقواطيع بسمك أقل من ۲۵ سم ( نصف طوبة ) وتقاس 
بالمتر المسطح وذلك لجمیع آنواع الطوب والحجارة ۰ 


- مبانی على السیخ للوجهات وتقاس بالمتر المکعب وذلك للنوعیات 
الصالحة للاستخدام فى الوجهات مثل قطع السلك - الرملی ۰ 


- مبانى بطريقة خاصة وتقاس بالمتر المكعب أو بالمتر المسطح طبقا 
لنوعية الطوب المستخدم أو الفرض من البناء وذلك للطوب الحراری 
والزجاجی والمقاوم للاحماض ۰ 


- تقاس المبانی هندسیا لكل دور على حدة وتضاف علاوة ارتفاع لكل دور 


- تقاس المبانی أسفل الطبقة العازلة منفصلة عن مبانی الأدوار ۰ 


- عند القياس تخصم جمیع الفتحات والأعمال الخرسانية ۰ آما فى العقود 
فیخصم نصفها فقط ( ۲/۱ ) ۰ 


( ؛ ) عناصر تكلفة المبانی : 


( ۱ ) الخامات والمون : 

- سعر الطوب أو الحجارة تسلیم الموقع . 

- سعر الرمل بكميات طبقا لنوعية "ديه دود في ۰ 
- سعر الأسمنت 55 

- سعر المياه 

- سعر الجير 


( ب ) الهالك : 


۷1 


- الطوب الرملی 

- الطوب الاسنتی ( مصمت - مفرغ ) 

- الطوب الحرارى ‏ . 

- البلوکات الزجاجية ( مصمتة - مفرغة ) 

- البلوکات الجبسية 

- الطوب الأسفلتی والمطاطی 

- طوب حجر صناعی ٠‏ 

- بلوكات الطوب المنشور ( المقطوع من الجبل ) 

( ب ) الحجارة بنوعیاته المختلفة : 

- البلوکات وترص مصفوفة فى مداميك أو بدون مداميك ٠‏ 
ومنها الحجر الجیری - الجرانیت - البازلت - الرخامی ٠‏ 
ویطلق علیها آحجار الاستور أو أحجار النحت ٠‏ 

- الدبش ( دبش بلدی - دبش مقلب - دبش مبرون - دبش 


٠ ) مضلع‎ 


وفى حالة بنائها وهى غشيمة الأسطح تسمى (مبانى فرنساوى) 
أما بنازها بعد تهذيب سطحها تسمى ( مبانى فلمنكى )۰ 


( ج ) المونة : 
وتتكون من الأسمنت - الرمل - الجير - المياه بنسب مختلفة 
وسمكها يتراوح من ۲-۱ سم وهی للحامات التى تربط مداميك 
الطوب أو الحجر ببعض ٠‏ 
( ۳ ) أنواع المبانى وطرق قياسها : 


- مبانى عادية للحوائط بسمك ۲۰ سم أو أكثر ( طوبة وأكثر ) وتقاس 
بالمتر المكعب وذلك لجميع أنواع الطوب والحجارة ٠‏ 


2 


١ (‏ ) الاشتر اطات الخاصه بالمبانی : 
- يجب ان تکون سوك الطوب منتظمة ٠‏ 
- يجب ان يكون مقاس الطوب مطابق للنوعية المستخدمة كالمبين بعد ٠‏ 
- يجب رش الطوب قبل الاستخدام والرش بعد الاستخدام لمدة أسبوع ٠‏ 
- يجب ألا يزيد اللحام الأفقى والرأسى من ۲-۱ سم . 
- يجب أن يتم بناء الحوانط مع مراعاة عدم إرتفاع جزء من الحانط عن 
الجزء الاخر بمقدار ١‏ متر ۰ 
- يراعى التأکد بصفة دانمة لكل من ۳-۲ مدماك أفقية الحائط وکذا أن 
تکون رأسية وذلك باستخدام المعدات الخاصة بذلك ( میزان- خیط الخ ) 
- يراع التأکد من أن الطوب المستخدم مطابق للمواصفات بالنسبة لمقاومة 
الضغط و امتصاص المیاه وذلك باختیار من ۱۰-۵ طوبة 
من كل كمية ترد للموقع وترسل للمعمل لاجراء الاختبارات ٠‏ 


«#/ 
مقاسات الطوب لكل نوعية 
نوع الطوب المقاس المفروض التحقق منه بالسنتیمتر 


۱ - طوب طفلی عادة ۲۵ × ۱۲ × ۱ - ۷۲۵ × ۱۷ × ۱۲ سم 
۲ - طوب مخرم من ۳ إلى ۲۱ خرم ۲۵ × ۱۲ × ۷ و ۱۲۱۳۰۲۵ 
۴ - رملی‌آبیض آوملون ۲5 × ۱۲ ٩‏ - ۲۵ × ۱۲ * ۸ سم 


؛ - هفرغ آسمنتی ۵ ۷ ۱۷ ۷« ۷۳ - ۱۳ * ۱۱ * ۲۳ سیم 
» - مفر غ حجریت ۰ ۷ ۱۵ ۷ ۱۰ - 40 ۱ ۲۰ ۷ ۲۰ سیم 
١‏ - مفرغ حجر خفاف ۰ Xx ۲۰ X‏ ۰ ۷ - 4۱ ۲۵ ذا ۲۰ سيمع 


١ ×١١ × ۲۵ الليكا النمطى‎ - ۷ 


۸ - الکیکا الخفيف » 8 34 35 اسم و ٠× 4٠‏ × ۱۲ سيم 
4 - رملى خفيف للواجهات ۳ ير 5 × 1 سبو 


۷۳ 


- قيمة هالك الطوب = سعر الطوب × نسبة الهالك من الجدول . 

- قيمة هالك المون = سعر ( رمل + أسمنت + میاه + جير ) × ۱۰ / 
- هالك السقایل > القيمة من المعدلات . 

- هالك عدة التشغیل = القيمة من المعدلات . 


( ج ) المصنعیات : 

- مصنعية ترحیل الطوب أو الحجارة لمکان البناء . 
- مصنعية خلط المونة ونقلها لمکان العمل . 

- مصنعية البناء . 

- مصنعية نبش وکحل العراميس . 

- مصنعية عمل السقایل . 

- مصنعية تجمیع ساقط المونة والنظافة . 

- مصنعية رش المبانی . 


( ه ) آنواع المونة ونسب الخلط ومکوناتها : 


- مونة المبانی المقاسة بالمتر المکعب من الطوب أو الحجارة : 
۲ جزء جير : ۳ آجزاء رمل : ۱۵۰ كج أسمنت لكل متر مکعب من 
الخلطة ۰ 
أو متر مکعب رمل + ۲9۰ كج آسمنت ۰ 
- مونة المبانی المقاسة بالمتر المسطح من الطوب أو من الحجارة : 
۲ جزء جير : ۳ أجزاء رمل : 5٠‏ ۲کج أسمنت لكل متر مکعب من 
الخلطة ٠‏ 
أو متر مكعب رمل + ۳۰۰ كج أسمنت ٠‏ 
- مونة لتكسية الحوائط بطوب الوجهات أو الطوب الرملى ٠‏ 
متر مكعب رمل + ۲۵۰ كج أسمنت ٠‏ 
- مونة للبناء بطريقة خاصة لنوعيات الطوب الخاصة أو لأعمال المجارى 
متر مكعب رمل+ ۳۵۰ كج أسمنت ٠‏ 
- مونة لعمل كحلة لمبانى الطوب او الحجر : 
متر مكعب رمل + 45٠١‏ كج أسمنت ٠‏ 
۷۲ 


العمالة 
یحتاج الى 
:. فالمتر المكعب مبانى 
على ذلك 
1 الموضحة بعد : 


دباش + ۱۲/۱ موان 
ة لكل دور بعد الأرضى < سدس 
يضاف علاوة 


المتر المسطح مبانى يحتاج إلى السالة الآتية : 


5 خفاف :+ 
المبانى العادية أو البلوكات الأسمنتية أو الحجريت أو الخفاف 
.اقل ونون ی دبال ae‏ 
۲/١ ۰/١ 7‏ / 
۲/۱ 


* - مبانى على السيخ مكحولة : 


مو شس صبى خشاب 

عامل ( موان -" رمال ) دیا ۰ 

1 ۱ 5 1 د ۸ ۰۳ ۸۰/۱ 
بك 


Vo 


مبائی طوب مقاس ۱۲۷۲۵ ۷ سم | ار - 

مبانی بلوکات مقاس ۰۲۰*4۰ سم __ | ۷راد | ۰۸۸ر-م۲مونه 
میتی طوب من ۱1*۲۶ EC SS‏ 

بلوكات خرساني مقاس ۰*6۰ ۰*۲ سم 


“ب الالف طوبة مقاس ۷*۱۲*۲۰سم تبنی ١٦ر‏ ۲م۳ مبانی وتحتاج إلى 
مونة ۷۰ر-م۳ رمل + ۲۲۵ کج أسمنت ٠‏ 

- البناء بستطیع أن يبنى ( إذا توفرت له جمیع الاحتیاجات بجواره ) فى 
الیوم ۰ 


,- مبانی طوب مقاس ۵ سم ۳ متر مکعب أو ۲۰متر مسطح 
- مبانی بلوکات هقاس ۰ سم ۳-۲ ۳۵ بمتوسط ۵ر ۳۲ 
- مبانى دبش دستور ٥را‏ - ۳۵۳ بمتوسط 5٠ر1‏ ۳۵ ۰ 


- ويحتاج البناء إلى العمالة الآتية لمعاونته فى تحقيق الإنتاجية بعاليه 
للمبانى حتى الدور الأرضى : 

١‏ عامل لتجهيز وخلط المونة ونقلها لمكان العمل 

٠ دباش لترحيل الطوب الى مكان العمل‎ ١ 


۱ صبى لتنظیف وملء العراميس ٠‏ 


۷ 


- هالك میاه 

( ۲۰ لتر × عدد شکایر الأسمنت + ۱۰۰۰) × ثمن 
متر مکعب میاه 

- مصنعية رش المیاه ۰ 
العامل يرش ١5‏ متر مکعب فى الیوم 


- مصنعية تفریغ العرامیس : 

- مصنعية مبانی : 
ثلث بناء وثلث موان وثلث دہاش وسدس صبی 
و ۱+ ۱۲ خشاب 


- هالك عدة تشغیل 
"قروان وغلق وجوانتی كوريك ۲۶ م ٠ط‏ خبط لبناء 
65 م" مبانی 
- هالك سقايل : 
لوح بنطى يغطى طول ؛متر + ۲۵ مرة 
٤‏ عرق خشب + ۰ مهرة 
- ۲ كيلو جرام حبال للمتر المکعب مباتی 
إجمالى التكلفة الفعلية للمتر المكعب مبانی عادية (1) 
يضاف علاوة لكل دور سدس دباش + ۱۲/۱ موان 
تكلفة المتر ١‏ لمكعب مبانى مكحولة : 


- تكلفة المتر المكعب من البند السابق (أ) 


۷۷ 


= وى 


ااا “اك 


د لين 1 5 


كك و ووبوج؟ 


* - علاوة لكل دور : ۲۰ > من قيمة أجور الموان والدباش والصبی 
والخشاب . 
أو ۰/۱ دباش + ۸۰/۱ موان 


المونة : 


- المونة للمتر المکعب مبانی : متر مکعب رمل ١5١+‏ کجم أسمنت ( 
(المتر المکعب مبانی يحتاج حوالی 4 ار من المتر المکعب مونة ) 


- المونة للمتر المسطح مبانی : متر مکعب رمل + ۳۰۰ کجم أسمنت 
( المتر المسطح مبانی بحتاج إلى ۲ ۰ر من المتر المکعب مونة ) 


- مونة الکحلة : متر مکعب رمل + 46۰ کجم أسمنت تکفی ۷۵ ۳۸ 
آو ۲۸۳۰۰ ۰ 
و۰۰ ام 


المیاه: 


تستخدم المياه فى المونة بواقع 5 لتر لكل شيكارة آسمنت ۰ 


تكلفة المتر المكعب مبانى عادية : 
- ثمن الطوب - عدد الطوب حسب النوعية المستخدمة 

( أنظر الجدول ) × سعر الطوبة حسب 

النوعية ذا كيان 
- هالك نقل 7۷ = اه ول وه 
- هالك تشغیل ۰/۵6 = و ور : ۰ 
- ثمن المونة ۱م۳ رمل + 5٠١‏ 1كج أسمنت ٠‏ = بر هه 
- هالك المونة = ثمن المونة × ۸۱۰ ۰ ل و ای 5 


۷۹ 


- هالك المونة = ثمن المونة 7۱۰ , بر هه 
- هالك میاه : ( © "لتر ۲ شكاير أسمنت +۱۰۰۰ )× 

ثمن المتر المکعب میاه = وی فاه 
- مصنعية رش المياه : العامل الوحد يرش ام" ۳ وی 6۱ 


- مصنعية مبانى( أجر بناء ٠٠+١‏ ) + أجر موان 
ودباش ١‏ +۱۰ ) + (أجر صبى ۰+۱ ) + ( أجر 
خشاب ۸۰+۱ ) = ره 
- هالك عدة تشغيل : قيمة ۲ قروان + قيمة ۲۵ م.ط 
خيط + قيمة غلق وجوانتی وكوريك لانتاج ۲۷۵ = ۰.ر ۰۰ 
- هالك سقالات : ثمن لوح بنطی طول ؛ متر + ۲۵ 
مرة و؛ عروق خشب + ۰۰ مرة وئمن کجم حبال 
لكل متر مسطح > بر وه 


قيمة التكلفة الفعلية للمتر المسطح مبانی عادية (د ) - ۰.ره» 
يضاف علاوة لكل دور = ۰/۱؛ دباش + ۸۰/۱ موان 
تكلفة المتر المسطح مبانی على السیخ ومکحولة : 


- تكلفة المتر المسطح مبانی عادية من البند السابق ( د )= ١٠ر٠٠‏ 
- فرق مصنعية : 

( آجر بناء + ٠‏ ) + ( آجر دباش + ۱۰) + ( أجر 

موان + ۰ ) + ( آجر خشاب + ۸۰ ) مطرحا منها 

( آجر بناء + ٠١‏ ) + ( آجر موان وأجر دباش + 

۰ ) + ( آجر صبی + ۰ ) + ( آجر خشاب+۸۰ ) كك وکر 


قيمة التكلفة الفعلية للمتر المسطح مبانی على 
السيخ ومكحولة (ه) بر وه 


۷۹ 


- فرق مصنعية : 
( أجر بناء + ۳ ) مطروح منها ( آجر بناء + ۷) 2 »مره 


ویضاف علاوء لكل دور > سدس دباش + ۱۲/۱ موان 


تكلفة المتر المکعب مبانی على السیخ مكحولة : 


- سعر المتر المکعب مبانی عادية (1) ره 
- فرق المصنعية ( بناء + نصف دباش وموان + ثمن 

صیی + ١5+1١‏ خشاب ) مطروحا منها ( ثلث بناء+ 

ثلثی دباش وموان + سدس صبی + ۱۲+۱ خشاب) = ۰.ر هه 
- فرق سقالات بقيمة تساوى نصف قيمة السقالات الى 


المبانی العادية ره 
** جمالی قيمة التكلفة الفعلية للمتر المکعب مبانی على 
السيخ مکحولة ان .. دي 


ويضاف علاوة لكل دور سدس دہاش + ۱۳/۳ موان . 


- ثمن الطوب ×٠١‏ سعر الألف ا 
- هالك نقل ۲/ اا ا کا 
- هالك تشغیل 0 اا ا 69 


- ثمن المونة = ۱م۳ رمل + ۳۰۰ كج أسمنت ( المتر 
المسطح يحتاج حوالی ١٠ر‏ من المتر المكعب من 
المونة ) سا ان ا 


۷۸ 


تكلفة المتر المکعب مبانی ديش مقاب ؛ 
- ثمن المتر المکعب مبانی دبش مروم من البند السابق(و)* ١٠ر٠٠‏ 


- فرق مصنعية: 

( ثلث بناء و نصف موان وسدس صبى و ۱۲+۱ 

خشاب و ثلث حجار ) مطروحا منها ( ربع بناء 

وربع موان وثمن صبى و ۱+۱ خشاب وثمن حجار ) = ۰.ر ۰۰ 
قيمة التكلفة الفعلية للمتر المكعب دبش مقلب ( ز) = ١٠ر٠٠‏ 


تكلفة المتر المكعب مبانى دبش دستور : 
- ثمن المتر المكعب مبانى دبش مروم من البند السابق(ز) = ١٠ر٠‏ 
- فروق مصنعية : ( أجر ثلنا بناء و ثلثا موان وثلث 


صبى و سدس خشاب وحجار ) مطروحا منها 
( ربع بناء وربع موان وثمن صبى و ۱۱:۱ خشاب 


وئمن حجار ) ۰ = ,ره 
قيمة التكلفة الفعلية للمتر المکعب مبانی 
دہش دستور( س ) ۶ ون ۲ ه 


۱ 


تكلفة المتر المکعب مبانی دبش مروم : 


- ثمن المتر المکعب من المحاجر = :بر هه 
- نقل : سيارة حمولة ۱۵ م۳ = بر هه 
- تفریغ ورص : عاملان بقومان بتفریغ سيارة 

حمولة ٠١‏ ۳۸ تا بر وه 
- هالك تشفیل ونقل ورص ۰/۲5 - بر وه 
- ثمن المونة ( م۳ رمل + ۳۲۰۰ كج أسمنت ) × 

1r‏ = ابر 
- هالك المونة = ثمن المونة ۸۱۰ مره 
- هالك عدة تشغیل : قيمة ۲ قروان وغلق وجونتی 

وكوريك وحجاری تهلك بعد إنتاج ۳۸۲۰ بر هه 


- هالك سقایل : قيمة لوح بنطی يغطى ؛ م +۲۵ 
مرة ۰ قيمة ؛ عروق خشب + ۰۰ مرة ۰ كيلو 


جرام حبال للمتر المکعب ویطرح منها رقم ۳ ك وي 
- هالك میاه : ۲۰ لتر لكل شبکارة أسمنت × 

۵ 9 ثمن المتر المکعب میاه ۳ ۵ و‎ × ) ۱۰۰۰ + ١ 
ية‎ # ٠ ۳۸ ۱۵ مصنعية رش میاه : عامل يرش‎ - 


- مصنعية مبانی ( أجر بناء + ؛ ) + ( آجر موان 
+ 4 ) + أجر صبى + ۸ ) + ( أجر خشاب 3 


۲ ) + (أجر حجار + ۸) © ا 
- علاوة لإستخدام سقالات أكثر من إرتفاع ۳ متر 
= ۸۲۰ لكل دور ( ۳ متر ) ۰ + بر ۰۰ 


قيمة التكلفة الفعلية مبانی دبش مروم (و) ‏ -٠٠ر..‏ 


الوچه الواحد : 
- ثمن البیتومین = هر ۱ × ثمن كيلو جرام ببتومین 
- مصنعية ملء العر امیس : مساعد ينتج ۰۰ متر 


مسطح 
- مصنعية الدهان : آجر عامل فنی ومساعد 
وعامل لانتاج۲۰۰ متر مسطح وجه واحد 


- إهلاك فرش وعدة : ثمن فرش وطابوش 
لإنتاج ۰۰؛ متر مسطح 

- إهلاك خشب وکاوتش : طن خشب وطن 
کاوتش لانتاج ۰ متر مسطح 


إجمالى التكلفة الفعلية للوجه الواحد 

- تكلفة الوجهین = ( ب ) × ۲ 

- مصنعية نظافة السطح = ( آجر عامل + 
آجرمساعد ) + ۰ م 


إجمالى التكلفة الفعلية للوجهین 


(ب) 


د ۵ 0 2 15 


Er? 


ثالثا - بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة أفقية للأرضيات 
و الحمامات والأسطح وتتكون من طبقتين - خيش مقطرن 


و۳ أوجه بيتومين مؤكسد ساخن : 
- خيش ۲ طبقة*( عرض اللفة + ركوب ۰ اسم) × 
ثمن المتر الطولى 
- مصلعية قرد ۲ طبقة وهی تساوى + عامل 
فنى ومساعد وعامل عادى لفرد ۲۰ امتر مسطح 


AY 


۳ .۷ "لان 


تا تا كيفك 


( ب ) آعمال الطبقة العازلة 


آولا - بالمتر المسطح : تورید وترکیب وعمل طبقة عازلة أسفلت 
أفقية سمك ۲ سم فوق قطاعات المبانی وتصنع من الأسفلت الطبیعی 
بنسبة ١‏ آقراص أسفلت + ۷۰ کج بیتومین + ثلث متر مکعب رمل 
والسعر يشمل عمل طبقة لياسة سمك ۲ سم طبقا لأصول الصناعة 
کامل مما جميعه : 


طبقة لياسة سمك سم : 
- ( ثمن١م"‏ رمل و۲۰۰ كج أسمنت ) × ۵ .ر ۱ × 

سمك اللياسة F‏ اا ا 
- مصنعية اللياسة : عامل ينتج ٠١‏ متر مسطح × ٠٠‏ ره 


طبقة الأسفلت : 
- ( ثمن ١‏ أقراص أسفلت وئمن ۷۰ كيلو بيتومين) 

(وثمن ثلث متر مكعب رمل ) *۰۵ر ۱ + ۲۰ كوي 
- مصنعية فرد طبقة الأسفلت : عامل ينتج ۲۰ مسطح « ۰« ر ۰۰ 
- إهلاك عدة صغيرة = قيمة إهلاك خشب وکاوتش > ۰۰ ر۰» 
- إهلاك خشب وكاوتش : ثمن ٠١‏ طن خشب ٠١‏ 


طن كاوتش ينتج ۱۲۰۰ م۲ حت ره 
إجمالى التكلفة الفعلية = (i)‏ 


ثانيا - بالمتر المسطح توريد ودهان وجهين من البیتومین 
المؤكسد الساخن على أن يدهن أحد الوجهين رأسيا والآخر 
أفقيا وبمعدل هر ۱ کج للمتر المسطح لكل وجه طبقا لأصول 
الصناعة 0 


A۲ 


- طبقة لياسة سمك ۵ر ۱ سم = ( ثمن متر مکعب رمل 

+ ثمن ۳۰۰ كج أسمنت ) × ۵ .را ( الهالك ) x‏ 

سمك اللياسة - (ه) 
- مصنعية عمل اللياسة = آجر عامل + ۲۲۰ - (و ) 


( ۱ ) قيمة البند فى حالة طبقة لياسة واحدة : 


= فنة الطبقة العازلة من سابقا (د) ال 
من البند أولا 1 +۲ ویضاف الیها ه + و ۵ ا 
(۱ 


( ۲ ) قيمة البند فى حالة طبقتین لياسة سمك هر ۱ سم : 
= فنة الطبقة العازلة من سابقا ( د ) وب 5 
یخصم منها فنة اللباسة سمك ۲ سم من 
البند أولا ×+ ۲ ویضاف الیها ۲ × 
(۰ + و) ات 


سا دسا - بالمتر المسطح : تورید وعمل طبقة عازلة للحرارة 
من الفلین الصناعی ( الاستریبور ) على الأسطح العلوية من 
الواح مقاس ١*١‏ متر وبسمك سم ویلصق بمادة اللصق 
الخاص به مع عمل لياسة أسمنتية بسمك هر ۱ سم على 
الطبقة العازلة بمونة مكونة من ۲۰۰ كج أسمنث للستر 
المکعب رمل وباقل قدر من المیاه ۰ 


- تورید وعمل ۳ آوجه بیتومین : من البند السابق 
۳ (ب ) © ۰ ۷ و ۵ 9 
- إهلاك عدة صغيرة = نصف مصنعية فرد وجه واحد ت  «‏ نل ۲ 9 


(جمالی التكلفة الفعلية = (د) 


رابعا - بالمتر المسطح : توريد وعمل طبقة عازلة أفقية 
للأسطح العلوية بنفنس مواصفات البند السابق والسعر محمل 
عليه : 


- فى حالة وزرة ٠١‏ سم : 

الفنه من البند السابق (د) ۳ بان كينت 
-وزرة ۲۰ سم = د × ۳۵ / ۲۰ سم ليا لحك 
إجمالى التكلفة الفعلية فى حالة وزرة ۲۰سم ا 
- فى حالة وزرة ۳۰ سم : 

الفنه من البندالسابق (د) 5 ی 0۵ 


- وزرة ۳۰ سم = د × ۳۵6 × ۳۰ سم ۰ ٩:‏ 
(جمالی التكلفة الفعلية فى حالة الوزرة ۳۰ سم = مار 


خامسا - بالمتر المسطح: تورید وعمل طبقة عازلة آفقية بنفس 
مواصفات البند السابق والسعر محمل عليه طبقة أو طبفتین 
لياسة آسمنتية سمك هر ۱ سم طبقا لأصول الصناعة کامل 
مما جمیعه ٠‏ 


4م 


- نظافة السطح = جر عامل + ٣‏ ۲ - ۰ رو ۰۰ 


- إهلاك عدة وفرش = نصف ثمن الكيلوجرام - 8 رو لالت 
إجمالى التكلفة الفعلية - (ص) 


ثامنا - بالمتر المسطح : دهان وجهين بمادة الأديكور المخفف : 


المواد : 
۰ كيلو جرام أديكور × ثمن الكيلو > ۸ 
۰ كيلو جرام ماء B= x‏ 
٩۰ + ) 9+۸ )‏ ۷ ۲ = ر 


العمالة : 
( أجر عامل فنى + أجر عامل عادى + 
أجر صبى + ۲۰ د ديلا "لد 


إجمالى التكلفة الفعلية اناك يات 


666669999996999 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ + 


AY 


- تورید لوح فلین صناعی ۱۲۱ سمك دسم = بر 
- نقل و مادة لصق: الکیلو يلصق ۳ م۲ - 


ثمن الكيلو + ۳ لاوا 
- عامل فنى وعامل عادى ياصقان ۱۰ م۲ = 
آجر عامل فنی + آجر عامل عادی + ۲2۱۰ > و و و ۵ ۱ 


- اللياسة سمك هر ۱ سم : متر مکعب رمل 


و۲۰۰کج آسمنت*(٩‏ ۰ر ۱) × سمك اللياسة # ور وه 
- مصنعية : عامل فنی ينتج ۲۰ ۲۸ = آجر 

عامل فنى + ۲۵ م۲ ل | ليلب 
- إهلاك عدة صغيرة = نصفنمن مادة اللصق = ee‏ 
(جمالی التكلفة الفعلية = (س ) 


سابعا - بالمتر المسطح : تورید وعمل طبقة عازلة من 
الفاندکس : ( (الفاندکس ) إسم تجاری لعجيدة مكونة من 
الرمال والأسمنت الابیض وبعض المواد الکماوية ویستخدم 
لمعالجة مشاکل الرشح فى المبانی والمشآت وهو يقاوم 
ضغوط المیاه حتی ۲ جو ۰ 


- المواد : المتر المسطح بحتاج إلى كيلو جرام فاندکس سوبر ٠‏ 
- العمالة : عامل وعجان وصبی ينتجون ۰؛ مترسطح فى اليوم 


(معالجة ودهان ) ٠‏ 
- ثمن المواد = ثمن الكيلو جرام + ۱ ۲2 و 
- العمالة = ( أجر عامل + أجر عجان + 

أجر صبی ) + ٤١‏ م۲ كك ا 


ىم 


الفصل السادس 
أعمال البیاض و الدهانات 


- 


مقدمه 


تم عمل معدلات الأداء ومکونات الأسعارلأعمال البیاض طبقا لما پلی : 
- العدد والألات / معدلات العمالة / معدلات السون لمکونات نوعیات 
البياض المختلفة / معدلات العمالة / أسعار المواد . 


التكلفة الفعلية للمکونات الأساسية لنوعیات البیاض هی : - 


- الطرطشة العمومية للمتر المسطح: 

- البقج والأوتار ٠‏ 

- التخشين طبقة واحدة سمك ۲ سم للمتر المسطح ٠‏ 
- التخشين طبقتين سمك ۲ سم للمتر المسطح ٠‏ 


- التخشين طبقة واحدة سمك هرا سم للمتر المسطح ٠‏ 
- البياض الأسمنتى للأسفال سمك ۳سم للمتر السطح ٠‏ 
- البياض الأسمنتى للأسفال سمك ۳سم وإرتفاع ۱۵ سم للمترالطولى 


- البطانة بمونة الجبس سمك ١سم‏ للمتر المسطح من بياض الأسقف 

- الضهارة بمونة المصيص ( البستر ) سمك درسم للمتر المسطح من 
بياض الأسقف ٠‏ 

- الضهارة سمك درسم للمتر المسطح من بياض الفطيسة للواجهات ٠‏ 

- البطانة سمك ۲ سم لبياض الحجر الصناعى أو الموزايكو للأسفال 
بالمتر المسطح ٠‏ 


۸۹ 


A۸ 


جدول يبين إستهلاك العلوب والرمل والأسمنت للمهالى 
علما بان المونة المحسوية على لساس ۳۰۰ كجم اسمنث للمتر لمکعب رمل ( للمبانى بالمتر المكعب ) 
۰ كجم أسمنث المتر المكعب رمل ( للمبائى بالمثر لمسطح ) مضافا اليها نسبة الهالك 


| حص‎ HER PEH EEN 


المثر المسظع من سثف يسلهلك ٩‏ | تسعة ) يلوكاث فى السلوسط ( وبتم حسابها هندسيا من 
الرسومات مع اضافة ۱۰ 1 هافك ) . 


( ثالثا ) معدلات المون اللازمة لمکونات نوعیات 
البیاض المختلفة : 


۱- الطرطشة العمومية سمك هر سم لجمیع آنواع البیاض : 
١‏ متر مکعب رمل + ۳۵۹۰ کجم آسمنت للوجه القبلی 
أو ۱ مترمکعب رمل + ۰۰ کحم أسمنت للقاهرة الکبری والدلتا. 
أو ۱ کتر مکعب رمل + 4۵۰ کجم أسمنت للمناطق الساحلية . 
وباضافة ۱۰ / هالك لكل نوعية یکون الانتاج ۲۰۰ متر مسطح . 


۲ - البقج والأوتار : 
۱ أ ) بیاض البطانة والضهارة : 
شيكارة جبس + ۱۰ هالك تعطی بقح وأوتار لبياض ۰؛ متر 
مسطح . 
( ب ) التخشین رقة واحدة : 
تعمل البقج من نفس مونة البياض . 
۳ - بياض تخشين للحوائط والأسقف : 


١م"‏ رمل و ۱۵۰ كيلو أسمنت + ثلث م۳ جير مطفى وذلك لإنتاج : 
۰ متر مسطح طبقة واحدة أو طبقتین سمك اسم . 
۰ متر مسطح طبقة واحدة سمك هر ۱ سم ۰ 


4 - بیاض آسمنتی للاسفال الداخلية : 
۱ رمل + ۳۰۰ كج أسمنت تعطی : 
۰ متر مسطح سمك ۲ سم . 

۰ متر مسطح سمك ۳ سم . 


۹1 


- الضهارة سمك ۱سم لبیاض الحجر الصناعی بالمتر المسطح - 
الضهارة لبیاض الموزایکو للأسفال بالمتر المسطح ۰ 


١ (‏ ) أعمال البیاض 
( أولا ) أنواع البياض : 


( أ ) بياض داخلى : التخشين - المصيص - الأسمنتى بأنواعه ٠‏ 
( ب ) بياض خارجى : الأسمنتى بأنواعه - الفطيسة - الحجر 
الصناعى - الموزايكو ٠‏ 
( ج ) بياض خاص : الزخرفى - التكسيات - مانع تسرب المياه ٠‏ 


( ثانيا ) عناصر التكلفة : 


(ا) المواد : أسمنت - جير - رمل - جبس- مصيص - حصوة ( 
كسر رخام أو حجر ) - بودرة ( رخام او حجر )- بودرة حجر 
باللون المطلوب - شباك معدنى ممدد ٠‏ 


( ب ) العمالة : هز المون وخلطها على الناشف - إقامة السقايل - 
نکش وخلخلة اللحامات للطوب - عجن السون والمناولة - 
الطرطشة العمومية - البقج والأوتار - البطانة - الظهارة - 
التقسيم ٠‏ : 


( ج ) العدد والآلات : إهلاك أخشاب السقايل ( عروق - بونطى ) إهلاك 
دبلاق - إهلاك أدوات ( تكنات -مهزات- طواليس - محارة - 
مسطرين- موازين- أحجار جلاء - قدة - يوشادرة- شاحوطة 
٠٠الخ.‏ 

(د ) المیساه ۰ 


: بیاض حجر صناعی للوجهات‎ - ٩ 
۱ : بطانة سمك اسم‎ - 
: مر مل + ۵۰؛ كجم آسمنت + ۱۰هالك تعطی‎ 
۰ متر مسطح سبك اب كسم‎ ۰ 
: ضهارة سمك اسم تتكونٌ من‎ - 


؛ جزء کسر حجر ( حصوء ) + ۳ جزء بودرة حجر + اجزء 
| أسنت يض + بودرة حجر بالون لو + 2٠٠‏ هاك تع 
ا د 
۰- بیاض موزايكو مقسم للأسفال الخارجية : 
- طرطشة عمومية وبؤج وأوتار.بنفس معدلات وكميات البياض العادى 
- البطانة سمك ۲ سم : متر مكعب رمل مهزوز + 45٠0‏ كج أسمنت + 
مياه + ٠١‏ تعطى "٠‏ متر مسطح . 
- الضهارة : ۵ أجزاء کسر, رخام ( حصوة ) + ۳ جزء بودرة رخام 
+ ۲ جزء أسمنت أبيض + بودرة حجر باللون باللون المطلوب + 72٠١‏ 
هالك 
أى ۱ طن حصوة + ۱۰۰ كجم بودرة + ٠٠٠‏ كجم أسمنت أبيض 
+ هالك ٠١‏ تكفى لضهارة ۸۰ متر مسطح مورايكو ويضاف 
۵ر ۱ متر طولى خوص نحاس سمك ٦‏ مم لكل متر مسطح . 


۱ - پیاض مصیص للواجهات : 
- الطرطشة العمومية : البقج والأوتار کالتخشین العادی . 
- الضهارة سمك در سم تحتاج إلى :. 
٤‏ اجزاء مصيص + جزء اسمنت ابیض + جزء بودرة . 
أى ؛ شيكارة مصيص + شيكارة أسمنت أبيض + شيكارة بودرة + 


. هالك تعطى : 5 متر مسطح‎ ٠ 


۹۳ 


» - پیاض آسمنتی للوزرات سمك سم وارتفاع ۵ ۱سم : 


۱ متر مکعب رمل + ۰ كجم أسمنت تعطی : 
۰ متر طولی سمك ۳ سم وارتفاع ۳ سم. 


: بیاض مصیص للاسقف‎ - ٦ 
: البطانة بمونة الجبس سمك اسم‎ 
۰ شيكارة جبس + ؛کیلو جير حی تعطی : ١م بطانة سمك ۱سم‎ 
: الضهارة بمونة المصیص ( آلبستر ) سمك ۵ر سم‎ 
ضهارة سمك‎ ٠م‎ ١4 شيكارة مصیص + ؛کیلو جير حى تعطی:‎ 
#رسم‎ 


۷ - بياض مصيص للحوائط: 


البطانة تخشين سمك ٠را‏ سم والضهارة مصيص (البستر) 
سمك درسم 

البطانة : ١م”‏ رمل + ۱9۰کج أسمنت + ثلث م۳ جير حى تعطى 
۰ تخشين سمك هر اسم ۰ 

الضهارة : شيكارة مصيص (البستر +4 كجم جير حى تعطى: 
۰ سمل در سم ۰ 


۸ - بیاض فطيسة وطرطشة للواجهات : 

- پطانة سمك هر ۱ سم تخشین : 
۱ رمل +۱۵۰۰ کج أسمنت + ثلث م۳جبر + هالك 4۱۰ تعطی : 
٠‏ منر مسطح سمك واحد ونصف سنتیمتر . 

- ضهارة سمك در سم مكونة من : 
۸ جزء مصیص + ۲ جزء بدرة حجر + ۱ جزء اسمنت + بودرة 
حجر باللون المطلوب + ۱۰ / هالك تعطی : 
۰ متر مسطح ضهارة سمك در سم . 


۹۲ 


05 متر مسطح طبقه واحدة سمك ۱ سم. 
أو ٠‏ متر مسطح طبقتين سمك كاسم ٠‏ 
4 - بياض أسمنتى للأسفال الداخلية والخارجية : 
- عامل مبيض + عامل عجان + عامل عادى لإنتاج : 


۵ متر مسطح سمك اسم . 
أو ۱۱ ۲۸ سمك سم ۰ 


ه - پیاض آسمنتی للوزرات : 


-عامل مبیض + عامل عجان + نصف عامل عادی لانتاج : 
۰ مءط بطانة إرتفاع ۱۵ سم سمك "اسم ۰ 


5 - بياض مصيص للأسقف : 


- البطانة : عامل مبيض + عامل عجان + عامل عادى + ربع 
عامل خشاب لإنتاج : 

5 متر مسطح سمك ۱سم : 

- الضهارة : عامل مبيض + عامل عجان + عامل عادی + ربع 
خشاب لانتاج : 

۳۰ متر مسطح سمك هر سم ۰ 

۷ - پیاض مصیص للحوانط : 

- البطانة : کالتخشین سمك 5ر١‏ سم : 

- عامل مبیض + عامل عجان + عامل عادی + ربع خشساب 
انتاج : 

٠ متر مسطح سمك هراسم‎ ٥ 


۹9 


نظرا لعدم استواء أسطح المبانی أو الخرسانات المطلوب 
پیاضها تتزید معدلات المون بعالیه لاعمال البیاض بنسبة ۳۰ 
لتعوض جزء من زيادة السمك للبياض المنفذ عن ۲ سم . 


( رابعا ) معدلات العمالة اللازمة لتصنیع نوعیات 
البياض المختلفة : ل 


: الطرطشة العمومية سمك در سم‎ - ١ 
عامل مبیض + عامل عجان + عامل عادی + ربع عامل خشاب‎ 
. لإنتاج = ۰ متر مسطح‎ 


۲ = البقج والأوتار : 


(1) للحوانط الداخلية : 
- عامل مبيض + عامل عجان + عامل عادی + نصف عامل 
خشاب لإنتاج : ۷۰ متر مسطح . 

( ب ) للاسقف الداخلية : 

- عامل مبيض + عامل عجان + نصف عامل عادی + نصف 
عامل خشاب لانتاج : 45 متر مسطح . 

( ج ) للواجهات : 

- عامل مبیض + عامل عجان + نصف عامل عادی + عامل 
خشاب لانتاج 1 ۵ متر مسطح . 


۳ - بياض التَخهٌ روه 


- عامل مبيض + عامل عجان + عامل عادى + ربع عامل خشاب 
لإنتاج : 


۹٤ 


- چلاء : عامل جلاء + عامل مساعد جلاء لانتاج : 
۷ متر مسطح ۰ 


۱ - بیاض مصیص للوجهات : - 
- الطرطشة العموميةوالبقج والأوتار کالبیاض العادی . 
- النخشین: کالتخشین العادی. 
- الضهارة :عامل مبيض + عامل عجان + عامل عادی + ربع 
نحات لانتاج : ۲۰ متر مسطح . 


ملحوظه : 
نظرا لعدم إستواء أسطح المبانی والخرسانات فیتم تخفیض 
المعدلات بعالیه بنسبة 7۳۰ لتعوض زيادة سمك البیاض عن ۲ 
سم أو زيادة الأجور بنسبة 7۳۰ . 


( أ ) البیاض الداخلی : 
عامل مبیض + عامل عجان + عامل عادی + ربع خشاب تعطی 
٠متر‏ مسطح . 
( ب ) البیاض الخارجی : 
عامل مبیض + عامل عجان + عامل عادی + عامل خشاب یعطی 
«متر مسطح . 

( خامسا ) التكلفة الفعلية لبعض بنود البیاض : 


: الطرطشة السومية لبعض بود البیاض‎ - ١ 


مواد : 
رمل متر مکعب * سعر المتر المکعب ۳ و و 6 
اسمنت ۰ كج * سعر الكيلو جرام ع اا "ليك 
هالك 7۱۰ > 9 ی 1 


۹۷ 


- الضهارة : عامل مبيض + عامل عجان + عامل عادی + ربع 
خشاب لإنتاج : 
۰ ۳ متر مسطح سمك در سم ۰ 


۸ - بیاض فطيسة وطرطشّه للوجهات : 


- البطانة : عامل مبیض + عامل عجان + عامل عادی لإنتاج : 
۸ متر مسطح سمك درا سم ۰ 


- الضهارة :عامل مبيض + عامل عجان + عامل عادی + عامل 
خشاب لإنتاج : 
۲۰ متر مسطح سمك در سم ٠‏ 
أى عامل مببض + عامل عجان + عامل عادی + عامل خشاب 
N ۷+ ۷ ° -‏ 
بف - 
٠‏ متر مسطح سمك ۲ سم طرطشة وبقج وبياض وضهارة . 


4 - بياض الحجر الصناعى : 


- البطانة : عامل مبيض + عامل عجان + عامل عادى + ربع 
خشاب لانتاج . ۲۰ متر مسطح سمك ۲سم 

- الضهارة : عامل مبيض + عامل عجان + عامل عادی + عامل 
نحات لإنتاج : ۱۰ متر مسطح سمك اسم ومقسم ۰ 


: پیاض موزایکو للاسفال والاعمدة‎ - ٠ 


- الطرطشة والبقج کالبیاض العادی : 

- بطانة : عامل مبيض + عامل عجان + عامل عادی + ربع 

خشاب لانتاج : ۲۰ متر مسطح . 

- ضهارة : عامل مبیض + عامل عجان +عامل عادی لإنتاج : 
۳ متر مسطح ٠‏ 


۹۹ 


۲- البقج والأوتار للمتر المسطح 
اولا - للحوانط الداخلية : 
المواد : 
جبس : شيكارة × ثمن الشيكارة ي 


۰ هالك ١٠رړ‏ 


تست مت سس سم بت سا 


إجمالى قيمة المون لتكن (1) ٠ر‏ 
العماله : 


مبیض + ایر ایومی موز 

عجان × الأجر اليومى ور 

نصف عامل عادی × الأجر الیومی ۰ «ر ۰۰ 
»و و 6 


إجمالى أجر السللة لتكن (ب ) 
الادوات: 


محارة × ثمن الوحدة ر 
مسطرین × ثمن الوحدة هه 
تنك × ثمن الوحدة ره 
طلاش ×ثمن الوحدة ۰ 
مهزة × ثمن الوحدة ۱ مره 
ديارة × ثمن الوحدة ۰ رو 


إجمالى ثمن الادوات ‏ لتکن ( ج ) دراه 


التكلذة الفعلية : 

مواد أ + ۰؛ متر مسطح *۴ر ۱ رز ۰۰ 
عمالة ب + ۷۰ متر مسطح *۳ر ۱ + جر ۰۰ 
آدو ات ج + ۸۰۰۰ متر مسطح مر هه 


۹۹ 


إجمالى قيمة المون (1) بر وه 
عمالة : 


مبیض × الأجر الیومی = بر هه 
عجان × الاجر الیومی م ور هه 
عامل عادی × الاجر الیومی ۳ نی :68 


ربع عامل خشاب × الاجر الیومی = بر هه 


(جمالی آجور العمالة (ب ) = یره 
الادوات: 
مسطرین × ثمن الوحدة ره 


مهزة × ثمن الوحدة + خوداء 
تنك × ثمن الوحدة جح ور وه 
طلوش * ثمن الوحدة ۳ 1۷۶ 
ديارة × ثمن الوحدة موه 


(جمالی ثمن الادوات . . (ج ) ور ۰۰ 


التكلفة الفعلية : 

مواد أ + ۲۰۰ منر مسطح × ۳ر ۱ رده 
عمالة ‏ ب + ٠٠١‏ متر مسطح × ۳ر ۱ = ره 
آدوات 3 + ٠٠٠١‏ متر مسطح = بر 
هالك لعدم إستواء السطح : 


( + ۲۸۲۰۰ × ر ) عد 0 9 ۷ 6 


(جمالی تكلفة المتر المسطح , رده 
من الطرطشة الصمومية 7 


۹۸ 


المو اد : 
رمل : ۳۸۱ × ثمن المتر المکعب 
آسمنت : ۱۵۰ کج × ثمن الکیلو جرام 


جير : ثلث متر مکعب * ثمن المتر المکعب 


۰ هالك 


إجمالى ثمن المواد لتكن (أ) 
العمالة: 

مبيض × الأجر اليومى 

عجان × الأجر اليومى 

عامل عادى × الأجر اليومى 

ربع خشاب × الأجر اليومى 


إجمالى قيمة العمالة لتكن ( ب ) 
الأدوات: 
مسطرين × ثمن الوحدة 


محارة × ثمن الوحدة 
مهزة * ثمن الوحدة 
سرند * ثمن الوحدة 
ديارة × ثمن الوحدة 
طلاش × ثمن الوحدة 
تنك * ثمن الوحدة 

۳ و 5 
بروة × نمن الوحدة 


(جمالی قيمة الأدوات لتكن ( ج ) 


السقايل 
؛عروق خشب* ثمن العرق 


۱۰ 


ثالثا - البقج والاوتار للواجهات : 
المواد : کالسابق فى ولا (1) 
العمالة : 

مبيض + الأجر اليومى - 
عجان × الأجر الیومی ۱ 
نصف عامل عادى × الأجر الیومی = 
عامل خشاب × الأجر اليومى 


الأدوات : كالسابق فى أولا (ج) 


التكلفة الفعلية : 

ثمن المواد = أ + 4١٠‏ متر مسطح د "ليك 
قيمة العمالة ه + ١5‏ متر مسطح عيذ انف كيلك 
ثمن الأدوات ج + ۸۰۰۰ متر مسطح د لان كياك 


إجمالى التكلفة الفعلية للواجهات محارت 


۳- بالمتر المسطح بياض تخشين طبقة واحدة 
سمك ۲سم: - 


- الطرطشة العمومية كالسابق م 
- البقج والأوتار كالسابق الأكبر من 8 و © 
- بياض التخشين 


العمالة 


مبیض × الاجر اليومى ۰ 
عجان × الأجر اليومى ەر 
عامل عادی × الأجر الیرمی ەز 
ربع خشاب × الاجر الیومی 9 
8 ۷ :9 ۳ ۱ 


هالك عدم إستواء السطح - ثمن المواد ۳۰ / 
هالك عدمإستواء السطح > قيمة العمالة × 7۳۰ 
الأدوات كالبند السابق 
السقايل كالبند السابق 
المياه كالبند السابق 


إجمالى التكلفة الفعلية 


9 "يدن 


۵ بالمتر المسطح - بياض تخشين طبقة واحدة سمك 


درا سم : 


طرطشة كالبند السابق 
بقج وأوتار كالبند السابق 

مواد : 
متر مكعب رمل × ثمن المتر المكعب ‏ ٠«ر..‏ 
۰ كيلوجرام آسمنت × ثمن الكيلو جرام ٠٠ر٠٠‏ 
للك مترمکعب جير * من شنار المتب ١‏ مره : 
۰ هالك ۰۰ 


ەر + ر ۱ 


١١+ 


با لش 
الا 0 ٩‏ 


۰ هو ۰ ۰ 


۲ لوح بنطى × ثمن العرق 7 
نصف كيلو دبلاق × ثمن الكيلو ر 


إجمالى قيمة السقایل لتكن (د) وود 
التكلفة الفعلية للمتر المسطح : 


- طرطشة عمومية 48 


ر 
- بقج وأوتار كالسابق الأكبر من 8 و © ر 
مواد + ۳۵ متر مسطح ر 
درد ۲ ب + ۲۵ متر مسطح ر 
آدوات ج + ٠٠٠٠‏ متر مسطح ر 
سقایل : و ۱ متر مسطح ر ۰۰ 
میاه : ۰ لتر × ثمن اللتر ره 
هالك عدم استواء السطح = ثمن المواد * 1۳۰ + مر هه 
هالك عدم استواء السطح - قيمة العمالة × 1۳۰ ۰٠ر‏ 
(جمالی تكلفة المتر المسطح ره 


سمك ۲ سم 
الطرطشة کالبند السابق ر 
البقج والاوتار كالبند السابق ر 
بياض التخشين : 
المواد كالبند السابق ر 


العمالة : 


مبیض × الأجر اليومى . ٠‏ ١٠ر٠٠‏ 
عجان × الأجر الیومی ۰ »ی ۱۰ 
عامل عادی × الأجر الیومی ۰ »و ۰۱۰ 


۱ آجمالی رهب 
العمالة ب + ۱۱ متر مسطح ۰ ی ۰۰ 
هالك عدم استواء السطح ‏ قيمة العمالة × "ار ۰ مر ۰ 


المياه كالبند السابق رة 


(۷ ) بالمتر الطولى : بياض أسمنت للأسفال سمك ۳ 
سم وبإرتفاع ۱۵ سم 


- الطرطشة كالبند السابق “هار ١٠ر٠٠‏ 
- البقج والأوتار كالبند السابق ×١ار‏ ١٠ر٠٠‏ 
مواد: 

متر مكعب رمل × ثمن المتر المكعب ر 

۰ یلوجرام أسمنت × ثمن الکیلو ر 

۸۰ هالك ٭+زړ » ۰ 


5 همالی (1) .»ره 
قيمة المواد أ + ٠١‏ متر طولى ر 
هالك عدم إستواء السطح = ثمن المواد × "ار ر 


عمالة : 


« مر #۰ ۳۴ × ر ۱ ۰ 

الادرات کالبند السابق ۰ ك 
السقايل كالبند السابق ر 
المياه كالبند السابق ر 
إجمالى التکلفة الفعلية ۲ 


١ (‏ ) بالمترالمسطح: بیاض آسمنتی للأسفال سمك۳ 


سم 
الطرطشة كالبند السابق ١ر‏ 
البقج والاوتار کالبند السابق بت یش 
المو اد : 


متر مکعب رمل × ثمن المتر المکعب ره 
۰ یلو آسمنت #اشين الکیلوچرلم ‏ ۰۰ر.. 
هالك 7۱۰ ۰ر 
إجمالى ەر 
قيمة المواد أ + ۳۰ متر مسطح ا ا 
هالك عدم إستواء السطح = قيمة المواد × "ار ۰ر 


العمالة : 


مبیض * الأجر الیرمی مر مه 
عجان × الأجر الیومی ار 
عامل عادى* الاجر الیومی ۰ 
ربع آجر خشاب × الأجر اليومى ەر 


إجمالى (ب) ۰ «ر ۰۰ +۳ 
ضهارة مواد بسمك در سم 


شيكارة مصیص * ثمن الشيكارة ی 
4 كيلو جيرحى “ثمن الكيلو ٠ورء٠٠.‏ 
۰ هالك ١٠ر‏ 


العمالة : 

مبيض * الأجر الیومی ره 
عجان * الأجر اليومى ره 
عامل عادی × الأجر الیومی ره 


إجمالى (د) .رهم +۳۰ 
هالك عدم إستواء السطح للمواد والعمالة : 
(۱+ج +ب +د) × ۲ر 
الادو ات کالبند السابق 
المياه کالبند السابق 


إجمالى التكلفة الفعلية 


9 »و 5 6 


۰ ۰ 0 ۰ 


العمالة : 

ميش * لاجر الپومی ر 
عجان * الأجر اليومى ي 
نصف عامل عادی × الأجر الیومی ره 


إجمالى الاجور (ت) ».و 


هالك عدم استواء السطح - قيمة العمالة × ٣ر‏ + بر ۰۰ 


الأدوات کالبند السابق رده 
المياه كالبند السابق 320200 
إجمالى التكلفة الفعلية ١٠ر‏ 


لبطانة سمك اسم و الضهارة سمك هر سم : 


الطرطشة العمومية كالبند السابق ر 
البقج والأوتار كالبند الساپق للأسقف ەر 
بطانة مواد بسمك اميم : 
شيكارة جبس × ثمن الشيكارة ر 
4 كيلو جير حی * ثمن الکیلو ٠٠ر‏ 
0 هالك ر 
|جمالی (1) »مره + «ر ۰ 


(۱۰ ) بالمتر لمسطح : تورید وعمل بیاض فطيْسة 
وطرطشة للوجهات بطانه سمك هراسم وضهارة 


سمك ەر سح ۰ 
.. الطرطشه العمومية کالبند السابق ۳۳ 
البقج والأوتار تن السابق للو اجهات ۳ 


البطانة - مون سمك هر ۱ سم 


SE <‏ وى ود its DE‏ ەر 


۰ هالك ب ر 
(1) ات قيال + ۲۰ متر مسطح + مر 
العمالة : 
مبیض × الأجر الیرمی ۰ سر ۰۰ 
عجان × الأجر اليومى ره 
نصفعامل عادی × الأجر اليومى “ەر 
خشاب × الأجر اليومى ەر 
إجمالى (ب ) ١٠ر‏ + ۱۸ متر مسطح ر 
الضهارة - مون سمكدر سم 
۸ شيكارة مصيص * ثمن الشيكارة ەر 


۱ شيكارة أسمنت * ثمن الشيكارة ەر 
١‏ شيكارة بودرة × ثمن. الشيكارة ١ر‏ 


١كيلو‏ بودرة آلوان" ثمن الکیلو مره 
۰ هالك ره 
إجمالى (ج) + ر ۰ + ,۱ متر مسطح ۰ زر ۰ 
العمالة : : 
مبیض × الاجر الیومی ور ۰۰ 
عجان × الأجر اليومى 57 
نصف عامل عادى× الأجر اليومى 00000 


Ys 


در ۱ سم والضهارة سمك در سح 


البقج والأوتار کالبند السابق للحوانط IT‏ 
البطانة مواد : 

شيكارة جبس × ثمن الشيكارة »٠٠ر‏ 

٤‏ كيلو جير حى * سعر الکیلو ره 

۰ هالك ۰ ر ۰ 


إجمالى (1) ۰ مر ۰ + ١٠١‏ 9 
العمالة : 


مبيض × الأجر اليومى ١ر‏ 
عجان × الأجر اليومى ٠ر‏ 
نفر × الأجر اليومى _ ١ر‏ 
ربع أجر خشاب × الاجر الیومی ۰ ر ۰۰ 
إجمالى ( ب ) + جر هه 2 0 ١٠ر‏ 
الضهارة -مواد 22 کالبند السابق ( ج ) و 
عمالة کالبند السابق ( د ) ۰ زر ۰ ۰ 


هالك عدم إستواء السطح للمواد والعمالة 
=( + ج + ب +د) × ار 


٠٠رو٠‎ 

الأدوات كالبند السابق رةه 
سقايل كالبند السايق دلي 
مياه كالبند السابق ٠ول‏ 


سقایل مثل البند السابق ی 
میاه مثل البند السابق موده 
إجمالى التكلفة الفعلية ره 


( ۱۲ ) بالمتر المسطح : توريد وعمل حجر صناعى 
للاسفال الخارجية مقسم : 
الطرطشة العمومية ‏ کالبند السابق ‏ ..ر.. 
البقج والأوتار کالیند سایق ۰.ر ۰ 
البطانة سمك ۲ سم : 


ايليل 


خشاب × الأجر الیو می مر 


اجمالی (د) ا ده +8 ے مس »ر 
هالك عدم استواء السطح للمو اد والعمالة “ را 
(۱+ج +ب +د) × ار 


أدوات کالبند السابق ەر 


_ مي سس 


( ۱۱ ) بالمتر المسطح : توريد وعمل بياض تقليد 
حجر صناعی للوجهات بسمك ۳ سم : 


- الطرطشة العمومية مثل بند التخشین ۰.۰ 
- البقج والأوتار مثل بند التخشین للواجهات . ١٠ر٠٠‏ 
- البطانة - مون بسمك ۷سم : 

متر مکعب رمل × ثمن المتر نة 

۰ کج أسمنت × ثمن كج ١٠ر٠٠‏ 

۰ هالك ره 


إجمالى (i)‏ ور مج م۳ مره 


مبیض x‏ الأجر اليومى ٠ر‏ 


العمالة : 


مبیض × الأجر اليومى در 
عجان × ‌ ۰ ار ۰۰ 
نصف عامل × ,, TT‏ 


إجمالى (د) ۰ر + م و ور ۰ 
هالك عدم إستواء السطح = 


( أ + ج +ب + د) × ۲ر ره 
الچلاء : مواد وعمالة 

ثمن نصف كيلو شمع در 

ثمن نصف كيلو نفط 303000 


(جمالی مره + ۲۸۱ رد 
العمالة : 
جلاء × الأجر الیومی رده 
مساعد جلاء × الأجر الیومی ١٠ر٠٠‏ 


اجمالی « مر هه + 6 ۲۵ مر ۰۰ 


الأدوات کالبند السابق ویضاف : ۰ر 
حجر لكل ۵ م۲ ثمن الحجر + ه م۲ ۰ر 
فورمة خشب لكل ۲۸4 ثمن الفرمة + 4 ۲۸ + مر ۰۰ 
تین 7۰ من بد شیر فسن ديق 
السقایل ۲۰/ من بند ١‏ ناعی ۱ ۰۰ 

فواصل نحاس سمك 1مم = الطول × وزن المتر الطولی * الثمن ۰ر 


إجمالى التكلفة الفعلية ره 


۱۱ ۵ 


( ۱۳ ) بالمتر المسطح : توريد وعمل بیاض موزایکو 
للاسفال والاعمدة الدانرية ویعمل من طبقتین: 
الطرطشة السومية ‏ . مثل بند التخشین 1 


البقح والأوتار مثل بند التخشین للواجهات ۰ 
البطانة : المواد وتعسل لسمك ۳ سم 


إجمالى (1) هر هه + ۴۳۰ ۲۵ ۰ جر 


العمالة : 

مبيض × الأجر اليومى ر 
عجان ا ,, ی 
نصف عامل عادی × الأجر الیومی ره 
آجر خشاب × الأجر الیومی دراه 


اجمالی (پ ) ۰.ر ۰ + ۳۰ ۲۵ ۰ ره 


الضهارة : المواد 
» كجم حصوة رخام × ثمن الكيلو ١٠رړ‏ 


۳ کجم بودرة s9 x‏ « ور ۰۰ 
۲ كج أسمنت آبیض × « ور ۰۰ 
كيلو بدرة حجر الوان × ,, ۰۰ 
۰ هالك ۰ «ر ۰۰ 


إجمالى (ج) مر ۰ + ارم ۰ جر ۰ 


بالمت عمل بياض على 
تر المسطح : تورید و ا 
عاط سرامي جام بحيو بام 
همم 
نسیاخ قطر ۱۰ مم فى 
المواد : حديد التسليح ويعمل من أسياخ قطر ٠١‏ مم 


54 معلق 
دمحب اص بن ودام عليه ويك 5 
بدلايات طول متر وقطر مم كل 4۰ سم 


زن المتر المسطح ۲را 
شبكة الأسیاخ شبك ممدد معدنی وزن الستر 


کیلوجرام ۰ 
0 هو ۰ ۰ 
و و ۰ »ور ۰ ۰ 
ی 3 e‏ 0 9 
نصف تحات * الاجر نوس و ۰ 9 
نصف خشاب × الأجر اليومى 


ا در هه 
لين يل 
إجمالى 
مونة التسليح: 


مکعب لمتر المکعب « »و ۰ ۰ 

۰ ۱ 0 

پر ا ثمن الكيلو جرا ر 

۰ کیلوجرام 1 نت × تمن جر ام ی 
۰ هالك 


ر .۰ + ۱۰ ۰ ور ۰۰ 
(جمالی 


إجمالى التكلفة الفعلية 


٠١ (‏ ) بالمتر المسطح : تورید وعمل بیاض جرانیت 


أوجرافيانو للوجهات : 


الطرطشة العمومية کالبند السابق 

البقج والاوتار کالبند السابق 

البطانة - المون کبند تقلیدالحجر الصناعی 
العمالة کبند تقلید الحجر الصناعی 
الضهار ۶ : المون 

هر ه کیلوحصوة جرانیت * ثمن الکیلو 
۰ هالك 


العمالة: 

مبيض × الأجر اليومى 
عجان × ,, 

عامل عادى ها , 


إجمالى الأجور 


السقايل كبند الحجر الصناعى سابقا 
الأدوات مثل بند الحجر الصناعى سابقا 
المياه مثل بند. الحجر الصناعى سابقا ' 


۱۱۹ 


يا يا يا با 


( ۲ ) أعمال الدهانات 
( أ ) دهان ببوية الزیت 


( أولا ) بالمتر المسطح : توريد وعمل دهان للاسقف 
والحوائط أربعة أوجه بالبوية الدائرة باللون المطلوب 
وعلى أن يكون الوجه الأخير مطفى أو نصف لامع والفنة 
تشمل عمل الأوجه التحضيرية من وجه واحد زيت تجليخ 
وعدد إثنين سكينة معجون وصنفرة وعلى أن تتم جميع 
الأعمال طبقا لأصول الصناعة : - 


: وجه واحد زيت تجليخ‎ - ١ 

المواد : كيلو زیت مغلى يدهن ۱۶ متر مسطح شامل الهالك . | 

السالة : نقاش ومساعد ينتجالن ۲۸۳۰ أرعة أوجه فى اليوم أو 
م وجه واحد فى اليوم . 


- تكلفة الوجه الواحد زیت تجليخ = 
( ثمن كيلو زیت مغلى + ٠١‏ ) + ( نقاش × الأجر اليومى ) + 
( مساعد × الأجر اليومى ) + 1١١١‏ - (أ) 


؟ - وجه واحد سكينة معجون مع الصنفرة : 

المواد : 1 كيلو سبيداج وکیلو زنك وه ۷رکیلو زیت مغلى وه ار كيلو 
غراء لانتاج ۵ ۲۸ وجه واحد آو ۰ م۲ وجهين. 

العمالة: نقاش ومساعد ينتجان ۷۰ متر مسطح وجه واحد . 

* - تعلفة الوجه الواحد سكينة معجون مع الصنفرة - 


بیاض 
عمل بد 
سمنت یب المياه فسى 
دور 1 
RIE‏ 
ETE‏ 
أسمنت عاز 
| 


الخزانات : 


ة - المواد : 
cerr‏ 
عاد ب سبلي خم 
5ء کرد 
۰ هالك 


إجمالى 


العمالة : كبند التخشين 

: المواد لشفا 
مرت ری« نهر اب 
لق هرد | 
۰ ۵ 
۰ هالك 


نسبة الأسمنت 

سیکا در أو 75 من 
ی 
ولط الخد 5 
نیز پا ۰ 
المیاه مثل بند التخشین 


32 ۳ 3 
القيمة الفعلیه 
إجمالى ب 


۰ ۰ ۱ 6 PE 
۰ ۰ 
J 1 [۰ ۰ 


إجمالى تکلفة آوجه الدهان : 


[ +۲ ب +" ج + د © 6 فز ۵ 6 
يضاف الاتی : - 
- إستهلاك فرش وجرادل وسكينة معجون : 

( ثمن فرشة + ثمن ۲ جردل ) تهلك 

بعد ۵۰۰ ۲۵ وو 


ثمن سكينة معجون : تهلك بعد ۲2۱۰۰۰ ك دز 5 ه 


مصنعية سقایل : أجر عامل + أجر مساعد 
خشاب لانتاج ۱۰۰ م۲ > بر وه 
إهلاك آخشاب : ثمن ۲ عرق خشب + 


ثمن لوح بونتی -تهلك بعد 9۰۰۰ م۲ = مور هه 
إهلاك دبلاق : ثمن كيلو دبلاق يهلك بعد 
۰ متر مسطح توور.. 


إجمالى التكلفة الفعلية ۳ ا 5 5 


( ثانيا ) بالمتر المسطح توريد ودهان الأسقف والحوائط 
بالبوية اللاكيه الجاهزة نصف لامع والسعر يشمل التجلیخ 
بالزيت وعدد ۲ وجه سكينة معجون وزيت طبقا لأصول 
الصناعة : 

- وجه زیت تجلیخ من البند السابق ‏ ۱« ».ره 
- ۲ وجه سكينة معجون وزیت من البند السابق ۲ اب ١٠ر٠٠‏ 
- ۳ وجه لاكيه بوية جاهزة : 


۱۱ 


( ثمن المواد + ۲۵ ) + ( آجر نقاش + آجر مساعد + ۲۰ ) = ( ب) 


۳ - وجه واحد زیت بوية دايرة : 
المواد : كيلو زیت مغلی + درا كيلو زنك + ۲۵ر كيلو نفط + 
٥را‏ كيلو سیکاتیف لالتاج ۲۵ متر مسطح وجه واحد . 


العمالة : نقاش + مساعد ینتجان ۱۲۰ متر مسطح فى الیوم . 


* - تكلفة وجه واحد زیت بوية دايرة = 

ثمن زیت مغلی > ۱ كيلو جرام × ثمن الکیلو جرام ۰ ۰.ر ۰۰ 

ثمن زنك = هرا کبلوجرام × ثمن الکیلو چرام > ٠٠ر٠٠‏ 

ثمن نفط > 5ار كيلو جرام × ثمن الكيلو جرام = ٠٠ر٠٠‏ 

ثمن سيكاتيف = در١‏ كيلو جرام × ثمن الكيلو جرام > ٠٠ر٠٠‏ 
(i)‏ اك 

۰ ثمن المواد (1) × (۱را + ٠١‏ م۲ ) + العماله ( آجر نقاش + 

أجر مساعد + ۱۲۰ متر مسطح ) (ج) ۶ ۰»ر ۰۰ 

4 - الوجه الأخیر مطفی أو نصف لامع : 

المواد : كيلو لاكيه لإنتاج ۱۰ متر مسطح . 

العمالة : نقاش ومساعد ينتجان ۸۰ متر مسطح . 


** - تكلفة الوجه الأخير مطفی أو نصف لامع : 
( ثمن المواد + ۲۱۰ ) + ( آجور العمالة + ۲۸۸۰ ) = (د) 


۶ التكلفة الفعلية للمتر المسطح دهان : 


وجه زیت تجلیخ = ١‏ ×| حت ره 
سكينة معجون سس ۲ “اا ب لس و ور ۰۰ 
أوجه بوية دائرة 9 ۳ * 5 - ١ر‏ 


وجه مطفى أو نصف لامع = ١‏ ×ر ۳ ۰.ر ۰۰ 


۱۰ 


- وجه تجليخ بالزیت من البند أولا ۱ × أ ۰ مر ۰ 
- ۲ وجه سكينة معجون وزیت بطانة من البند اولا ۲«ب « ۰ ءر ۰۰ 
- ثمن ۳ آوجه بلاستيك ” 


۳ ( ثمن ۱ كبلو بلاستيك جاهز + ۲۵۸ ) = ۰ مره 
د لين لين 

- المصنعية : 

( آجر نقاش + آجر مساعد ) + ۳۵ م۲ = وراه 

- إهلاك فرش وجرادل وسكينة معجون کالبند السابق = .ور هه 

- اهلاك أخشاب ودبلاق للسقایل کالبند السابق فوا سب 

إجمالى التكلفة الفعلية ووو هه 


( ب ) الدهان بالغراء 


- المتر المسطح یحتاج إلى المون والعمالة والإهلاكات 
التالية: 


المواد : 

ثمن سيبداج = ۷۰ كيلو جرام × ثمن الكيلو = ٠٠ر٠٠‏ 
ثمن غراء = ١‏ كيلو جرام × ثمن الكيلو = ۰.ر ۰۰ 
ثمن أكسيد - ۱ كيلو جرام × ثمن الكيلو = ٠٠ر٠٠‏ 


۳۳ (i) 


ثمن لاكيه جاهز = ۱ كيلو جرام × ثمن الکیلو جرام = ۰۰ر 
ثمن زیت مغلی = ۱ كيلو جرام × ثمن الکیلو جرام > ٠٠ر١٠‏ 
ثمن زنك - درا کیلوجرام × ثمن الکیلو جرام > ۰۰ر 
ثمن سيكاتيف = درا كيلوجرام × ثمن الكيلو جرام > ٠٠ر‏ 


( س ) ت ەر 


* من ۳ وجه لاکیه بوية جاهزة = ۳ × 


رس × ار + ۲۸۳۰) و 
- وچه نصف مطفی : 

ثمن ۱ كيلو جرام لاکیه + ۸ م۲ كه ا 
5 نعية : + 

( أجر نقاش + أجر مساعد + ۳۰ ۲۸ ) ا و ور ۰ ۰ 


- إهلاك فرش وجرادل وسكينة معجون ( کالبند السایق ) . # ۰۰ر ۰۰ 


- إهلاك أخشاب ودبلاق للسقایل ( کالبند السابق ) ۰ ۰.ر ۰۰ 


(جمالی التكلفة الفعلية ی 
( ثالثا ) بالمتر المسطح - تورید وعمل دهان ۲ للاستف 
والحوانط ببوية البلاستيك الجاهزة ثلاثة اوجه باللون 
المطلوب ویکون الوجه الأخیر ناعم أو محبب والسعز 
يشمل التجلیخ بالزیت عدد ۲ وجه سكينة معجون وزیت 
بطانة طبقا لأصول الصناعة : 


۱۳۲ 


الساله : 
نقاش ونصف مساعد ونصف صبی لانتاج ۱۰۰ م5 = ۰ مر ۰ 


اهلاك فرش : 
الفرشة تهلك بعد انتاج 5٠٠‏ متر مسطح © ۰ هو وه 


المیاه : 
المتر المسطح يحتاج ۱۰ لتر میاه هه و ون > 


(جمالی التكلفة الفعلية ی و 


+ 4 + ۰ » + ۰ ۰ ۰ ۰ ۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 4 » » للا ۰ ال ۰ 6 4 ۰ ۷ لى الى ريالف ۰ ۰ ۰ 


و ۲ ۱ 


العماله : 


أجر نقاش = ١‏ × الأجر اليومى او 

آجر مساعد نقاش کم ۱ الاجر اليرمى = 6ن يه 
(ب) 2 ا سروق ۰ 

اهلاك عدة : 

ثمن فرش - ١‏ × ثمن الفرشة (ج) 150 

ثمن ماكينة = ١‏ × ثمن الماكينة (د) ۳ ال لل 


المياه : 


ثمن میاه = ۱ لتر میاه × ثمن اللتر ( و ) ۳ ا 9.9 

التكلفة الفعلية للمتر تامسطح دهان بالغراء : 

المواد =( أ × ارا ) + ۱۰ ۲۸ © N‏ 

العمالة = ( ب + ۸۰ ۲۸ ) ةر 

إهلاك عدة ( ج + ۵۰۰ ۲۸ ) + ( د ×۲۰ + ۰.دم۲ = ور 

مياه > و × ۱۰ .بر 
اجمالی التكلفة الفعلية 9 و 


( ج ) الدهان بفرشة الجير: 
المتر المتر المسطح بحتاج إلى المون والعمالة والإهلاك 
التالى بيانه : 


- المواد : 

۰ ر متر مكعب جير حى و ؛ كيلو جرام زیت ود١‏ كيلوجرام 

ملح و ۳ كيلو جرام أكسيد هذه الكمية لانتاج ۵۰۰؛ متر مسطح 
بطانة وضهارة = بر ۰ 


۱۲ 


كما يراعى أن تكون قطاعات الأخشاب وأطوالها منتظمة 
ولیس بها شطف أو التواء أو إعوجاج أو تقوس ۰ ۱ 
كما یراعی أن تکون الأخشاب جافة بحیث لاتزید نسبة 
الرطوبة عن : ۱ 
6 - ۸۲۰ فى الأخشاب اللينة و٩‏ - 2١5‏ فى الاخشاب 


الصلبه ۰ 
عناصر . التكلفة : 
١‏ - الأخشاب ۲ - التصنيع 
۲ - التركيب ؛ - مستلزمات التتسنيع والتركيب 
ه - النقل ١‏ - الهالك 


۷ - المصاريف الإدارية وهامش الربح . 


إستخدام الأخشاب : 

١‏ - نجارة الباب والشباك 

۲ - الأرضيات - خشب سويدى - باركيه - ( خشب قرو )۰ 
۳ - التجليد صيرص - كونتر ٠‏ 


حساب قيمة التكلفة: 

أ - الأخشاب : 

- خشب موسكى - أبلاكاج - خشب زان ٠‏ 

ب - الخردوات : 

- كانات - مفصلات - مقبض - ترباس - شنكل ٠‏ 
ج - لوازم التصنيع : 


- غراء - مسمار شك - مسمار بورما - صنفرة - غراء سريع 


الفصل السابع 
أعمال النجارة . 


قبل إعداد قوانم معدلات الأداء ومكونات أسعار النجارة تم 
إيضاح مختصر عن أنواع الأخشاب والشروط الواجب 
توافرها وكذا عناصر التكلفة بناء على معدلات الأداء طبقا 
للآتى بيانه :- 


أنواع الأخشاب : 
١‏ - أخشاب لينة : 


السويد أو الموسكى - البياض والعروق - الشوح الأحمر العزيزى 
والدوجلاس ٠‏ 


۲ - الأخشاب الصلبة : 

الزان - القرو - الماهجنى - التيك - الورد - الجوز ٠‏ 

۳ - الأخشاب المصنعة : 

الأبلاكاج - الكبس - الحبيبى - السيلوتكس - الكونتر ٠‏ 
الشروط الواجب توافرها با لأخشاب : 

يراعى أن تكون الأخشاب التى سيتم تصنيعها خالية من : 

٠ العقد الخبيثة ۲ - الشروخ العميقة ۳ - الشروخ الحلقية‎ - ١ 


۱۳۷ 


خشب زان للباكتة : 
۰ 4( ام.ط + X(N‏ بر ۲۷ ور > 0 بر ۳۵ 


أ - الأخشاب : 


خشب موسکی ٣۱۴ر‏ ء × ثمن المتر المكعب ۳ ور ۰ ۰ 
ابلكاج لعدد ۲ لوح × ثمن اللوح ۳ 5 وی ۷70 
خشب زان 45..ر ۳۸۰ × ثمن المتر المکعب = ره 


إجمالى ۹۳ 


ب - الخردوات :" ۱ 
ثمن ١‏ کانات + ثمن ۳ مفصلات + ثمن مقبض نحاس 
+ ثمن ترباس نحاس + ثمن شنكل + ثمن كالون كك دوي 


ج - لوازم التصنيع : 
ثمن ۵ ۷ر كيلو غراء عادة + ثمن در كيلو مسمارشك 
+ ثمن ٣ر‏ قاروصة مسمار بورمة + ثمن ۲ فرخ 
صنفرة + غراء سریع ۰ ی 9 ۳ ۰ 


د - المصنعیات : 

- آجور الماكينة : أجر نجار ومساعد لإنتاج ۳ قطع فى اليوم ج ,بر وه 
- آجور التجمیع : آجر نجار ومساعد لإنتاج هر ۲ قطعة ‏ ۰ ,ر ۰۰ 
- آجور الترکیب : أجر نجار ومساعد لانتاج ۲ قطعة  .‏ ۰ .ر ۰۰ 
- الدهانات : دهان ۲*۱*۲ر۲ × ثمن المتر المسطح= ۰ .ر ۰۰ 


۱۳۰ 


د - المصنعیات : 

- آجور الماكينة - آجور التجمیع - آجور الترکیب - آجور الدهان . 
ه - مصاریف اخر ی : 

نقل ومشالات ٠‏ 


إجمالى التكلفة الفعلية = أ + ب + ج + د + و < 
© 4 4 4 4 + 4 
نوضح فیما یلی التکلفه الفعلية لنجارة الباب و الشباك 
و آنواع الارضیات ومعدلات الأداء طبقا لما يلى : 


۱- بالعدد : تورید وترکیب باب تجليد آبلکاج دمم لمدخل شقة 
متاس ۱ ر ۲ متر حلق ۲ بوصه : 


فانم حلق ۲ * ۵ ۲۲ »9 *« ور ۱۷ = ۵ ۳۹۳۷ 
راس حلق ۱ * ۲۱۰۰ ۲۵ ور ۱۷ د ۰ ۵ ۸۷ 
قوانم ضلفة ۲ ۵۰۲۲۰ ۱۰۰ Nia‏ 
راس علوية ۱ × 3*٩۲‏ ۱۰ - ۹۰۰ 
راس سفلی ٩۲ × ١‏ × ۱۵*۵ - ۹۹۰ 
سوسات ۱۲ × ۸۵ >۸ر ۵8*۳ > ۱۹۳۸۰ 
قائم بر 4 * ۲۳۵ × ارا »اه = ۸٩۳۰‏ 
رأس بر ۲ ۱۷۲۰۷ ور ۱ * o‏ - ۲۲۸ 
= ۱۱۲۳۲۱۵ 
۰ هالك -= ۱۱۲۲۱ 


= ۱۲۳۲۳۶۳۱ < ۱۲۳ر ۳۸۰ 


۱۳۹ 


خشب زان للباكتة ۲> 4۰ره × کر ۲ × در ۲ × ار ۱ 


5 


القيمه : 

أ - الأخشاب : 

خشب موسكى ١١ر‏ م۳ × ثمن المتر المكعب 
أبلكاج ۲ لوح * ثمن اللوح 

خشب زان ۰۰۸ر م" > ثمن المتر المکعب 


ب - الخردوات: 
ثمن 5 كانات + ثمن ۳ مفصلات + ثمن طقم أكرة + 
ثمن شنكل + ثمن كالون 


ج - لوازم التصنيع : 

ثمن ۰ ۷ر كيلو غراء عادة + ثمن در مسمار شك + 
ثمن ٣ر‏ قاروصة مسمار بورمة + ثمن ۲ لوح صنفرة 
+ثمن ۲ كيلوغراء سريع 


د - المصنعيات : 

أجور الماكينة ( أجر نجار + أجر مساعد) لإنتاج ۳ قطع 
أجور التجميع ( أجر نجار + أجر مساعد) لإنتاج در ۲ قطعة 
أجور التركيب ( أجر نجار + أجر مساعد) لإنتاج هر ۲ قطعة 
الدها نات ۲ ۹ر × ار ۲ × ثمن المتر المسطح دهان 


ه - المصاريف الأخرى : 
سيارة نقل لمدة ساعتين فى اليوم تنقل ٠١‏ قطع 


۱۳۳ 


- دان ۴۵ 


=< و ور ۰ ۰ 
۳ 6 و 6:5 


٩۱6 دز‎ ww 


9 دی 9 5 


6.9 8 5. ۳ 


=~ 


۲ ساعة / يوم ر 
اجمالی التكلفة الفعلية = و ور ه 


( ۲ ) بالعدد - تورید وترکیب باب تجلید آبلکاج دمم 
لمدخل الشقه مقاس « مر ۱ ۷ ۲۰ر ۲ متر وحلق 
۲ بوصه ملصوق قشرة ٠‏ 


التكلفة الفعلية بدون دهانات من البند رقم ( ۱ ) 
= اجمالی التکلفة - قيمة الدهاتات = م «ر ‏ ه 


ویضاف على القيمة الآتى : 

ثمن القشرة والهالك = ۲ × ام × ار" × ۱۵ر ۱ 

× ثمن المتر المسطح = ۰ +ر 
غراء سريع ۲ كيلو ثمن الکبلو = بر هه 
مصنعية لزق القشرة أجر نجار للصق ۳ متر فى اليوم ٠٠ر٠٠‏ 


اجمالی التكلفة الفعلية ۳ ۵ وی ۲/6 


( ۳ ) بالعدد - تورید وترکیب باب تجلید ابلکاج ٥مم‏ 
لمدخل الشقة مقاس ۱ ۲ متر حلق Vx‏ 
بوصه ملصوق فورمایکا : . 


١١ 
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القيمه : 


خشب موسکی ١١ر‏ م۳ × ثمن المتر المکعپ ۰ = بر هه 
أبلاكاج ۲ لوح × ثمن اللوح ۳ ۰ ور و 9 
خشب زان ۰۱رم۳ × ثمن المتر المکعب = بر هه 


ب - الخردوات: 
ثمن ٦‏ كانات + ثمن ۳ مفصلات + ثمن طقم أكر + 
ترباس + ثمن شنكل + ثمن كالون ٠‏ عد انا و5 


ج - لوازم التصنيع : 

ثمن ۰ ۷ر كيلو غراء عادة + ثمن در كيلو مسمار 

+ ثمن ٣ر‏ قاروصة مسمار بورمة + ثمن ۲ فرخ 

صنفرة + ثمن كيلو غراء سريع ٠‏ بر وه 


د - المصنعيات : 

- أجور ماكينة : أجر نجار وأجر م٠‏ لإنتاج ۳ قطع ٠‏ 6 و .هه 
- اجور التجميع : اجر نجار واجر م۰ لإنتاج هر ۲ قطعة - ۰ .ر ۰۰ 
- اجر الترکیب : اجر نجار واجر م۰ لانتاج هر ۲ قطعة = ۰.ر.. 
- الدهان ۹×۲ر *۲ر ۲ × ثمن المتر المسطح ۰ ۳ ل LE!‏ 


«- مصاريف أخرى : 


نقل ومشال : 
سيارة نقل لمدة ساعتین فى الیوم تنقل ۱۰ قطع ۰ = » بر ۰ 


۱۳۰ 


( 5 ) بالعدد - تورید وترکیب باب کبس أبلكاج 5 مم بنضارة 
حلق ۲*؛ بوصة مقاس ۰٩ر‏ × ۲ر۲ م ۰ 


الخشب السویدی: 
قانم حلق ۲ ۷ ۵ ۷۷ * ۱۰ ۷ و د ۲۲۵۰۰ 
رأس حلق e E‏ 6 ؟ د کا = 4۵ 
قانم بر 4 * ۲۳۰ ۲ ورلا * ۲ = ۱۳۸۰۰ 
رأس بر ۲ ۱۱۰ ۶ ور ۷ 2 ۲ -= ۳۳۰۰ 
قانم دلفة ۲ *« ۰ ۲۷۲ * ۱۰ *« ۵ »= م و ۲۲ 
راس علیا وسطی ۲ × ۸۱ × ۱۰ ۲ ۵ ۸۱۰۰ 
راس سفلی ۲ o x10 < ۸۱ x<‏ »= ۱۲۱۵۰ 
سو اسات ۷ * ۰ ۷ ۷« هم ا ۸ر ۴ = ۰ ٩۳۱‏ 
= ۹۵۹۹۰ 
۰ هالك = ٩۹۵۹1‏ 
متر مکعب = ۰۵۲۲۹ ۱آی۱ار 

34 ۰1 
خشب زان 
باكتة للزجاج ٩۰ (٩‏ عرض + .؛طول ) × 

(ر ۲ *« ار ۲ > ) ۰ ۲۷ 
باكتة للدلف 64( ۱۷۰ +۷۰) x‏ ار ۱*۲ ۲ = ۹۱4۸۹ 

٩۹۱۹۳ =‏ 
۰ هالك > 4۱٩‏ 
متر مکعب = ۱۰۱۱۲ أىاءرم 


۱۳ 


خشب زان: 
باكتة للزجاج 4 (۱۰+*۰) × ار × ار ۲۷۰۸ 
باكتة للالف 4 ( ۱۷۰ + ۲۰ ) × در ۲ × كر" = ۱4۹۰ 


4۱٩ = هالك‎ / ۰ 


- ۱۰۱۱۳ أى ۰۱ر ۴۵ 
الابلکاج : 
x ۰ * ۲‏ 9 ور 4 = ۱۱۰۰۰ أى ۱.ر = لوح ٠‏ 


حساب التكلفة : 

أ - الاخشاب : 

- خشب موسکی ۹۵ ۰.ر م" × ثمن المتر المكعب = ۰.ر ۰۰ 
- آبلکاج ۱ لوح × ثمن اللوح ۶ و و ۰ و 
- خشب زان ۰۱رم۳ × ثمن المتر المکعب با ار اش 


ب - الخردوات: 


- مثل البند السابق ٠‏ > »بر وه 
ج - لوازم التصنیع : 
- مثل البند السابق ۰ ور هه 
د - المصنعیات : 
* - آجور ماكينة : آجر نجار + أجر مساعد 

نجار لإنتاج ۳ قطع = ەر 


۱۳۷ 


و - زجاج : 


در × ۷ × ١را‏ × ثمن المتر المسطح 


٩ (‏ ) بالعدد - تورید وترکیب باب کبس آبلکاج 5 مم مقاس 
مر × ار ۲ متر حلق ×١‏ 4 بوصة : 


۵ «* ۱۰ xXx ۵ 
ox .أ‎ X ۰ 
۲ × ورلا‎ × ۰ 
۲ x ۷ ور‎ × ۵ 
۵ «* ۱۰ ¥ ۰ 
6 ٩ ۰ * ۷۸ 
»اام‎ ١6 * ۱ 
لمر"‎ * ۵ ۵ 
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٠‏ / هالك 


۱۳۹ 


٩4۵ ۱۷۲ -‏ 
أى ۹۵ «ر ۳۵ 


۰ / هالك - ۱۱۷۷۰ 

۱4۷ 
أى ۱۳ر م۳ 

التكلفة : 

أ - الأخشاب : 

- خشب موسكى ۱۳ر م۳ + أبلكاج + خشب الزان ۰ .در.. 

ب - الخردوات : نفس البند السابق ٠‏ ۰ مره 

ج - لوازم التصنیع : نفس البند السابق ٠‏ ابر 

د - المصنعيات : نفس البند السابق ٠‏ وء 


٠‏ -مصاریک لفری : تفن افيد شاق ا ري 


(جمالی التكلفة الفعلية Ww‏ و وو ۰ ۰ 


( ۸ ) بالعدد - توریدوترکیب باب بلكونة 4 شيش ۲ 
زجاج مقاس ۲را * ار ۲ متر ۰ 


۱۳۹ 


* - آجور تجمیع : آجر نجار + آجر مساعد 


نجار لإنتاج ۳ قطع ۱ 5 
* - أجور ترکیب : آجر نجار + أجر مساعد 
نجار #نتاج ۳ قطع ۳ ۵ ول 06 


* - دهان : ۲ × ١ر‏ × ۲ر ۲ × مصنعية المتر > و ور ۰ ه 


ه - مصاریف آخری : 


و - زجاج : ۷رم × ۰ هر × ١را‏ ( هالك ) × 
ثمن المتر = ابرم 
(جمالی التكلفة الفعلية ڪي 9:08 


( ۷ ) بالعدد - تورید وترکیب باب حشو صیرص سويد 
مقاس ۸ر × ۰ر ۲ م : 


قانم حلق ۲ ۷ ۷۲۵ ۷ ۱۵ ۵۲ ۳۳۷۵ 
راس حلق ۱ ۷ ۸۰ ۷ ۱۵ »اه ٩۰۰۰‏ 
قائم بر 4 ۷ ۲۳۰ ۲ ور ۷ * ۷ ۰« ۱۳۸۰۰ 
رأس بر ۲ ۱۰:۵ ۲ درلا ۷ ۷ ۰ ۳۱۵۰ 
قانم دلفة ۲ ۷ ۷۲۲۰۱ ۷ ۱۰ كاه تس وم ۲۲ 
رأس علیا ۱ ۷ ۷۲ ۷« ۱۱ تداع - ۳۹,۰ 
رأس سفلی ١‏ * ۷۲ »ا ۱۵ ۶« ۵ = ot.‏ 
حشو صیرص ۷ * ۲۰۰ × ۱۰ × درا ۰ ۳۰۰۰۰ 


۱۳۸ 


*- الخردوات : 
ثمن ٩‏ کانات + ثمن ۱۸ مفصلة + ثمن 
سباليونة بلدی + ثمن سباليونة آفرنجی 
+ ثمن ترباس + ثمن ۲ شنکل = وه ۵ 


*- لوازم التصنيع : 

- ثمن ۲۵ر كيلو غراء‌عادة + ثمن ۵ ار 

كيلو مسمار شك + ثمن قارصة مسمار 

بورمة + ثمن ۲ لوح صنفرة > م ور ۰۰ 


* - المصنعیات: 

-. أجور الماكينة زا ومساعد [نتاج 

۲ قطعة على الماكينة ۰ رده 
- أجور تجمیع : أجر نجار ومساعد لتجمیع  ٠‏ 

هر ۱ قطعة ٠‏ ره 
- آچور الترکیب :جر نجار ومساعد لترکیب 

٥۷ر‏ قطعة ٠‏ > « در ۰۰ 
- دهان 4 × ۲ر۱ × ار ۲ × هصنعية 

المتر المسطح ۰ ات اش 


* - نقل ومشالات : 
- سيارة لمدة ؛ ساعات فى الیوم لنقل ۷ قطع 


«ر ۰ 
- زجاج : 

۲ »۵ هر * هر ۱* ار ۱ ( هالك )×ثمن المتر ابر 
إجمالى التكلفة الفعلية مد 


قانم حلق x f‏ 
راس حلق ۴ x‏ 
قائم بر ۲ x‏ 
ر أس بر ۱ * 


قانم شيش زجاج ۱۲ 
راس عليا ووسطى ‏ ؛ × 


x ۴ 
x 4 سو اسات‎ 
۱ 


x 


1۰ 


خشب زان x١‏ 
أبلكاج * 


* - الأخشاب : 
- خشب موسكى ؛ ارم۳ 


۵ «* ۱۵ KE ۷۲ ۷ 


۵ ۱ ۵ «* ۷ » 

۰ × درلا × ۲ 
۰ * ور ۷ × ۲ 
× ۲۷۰ × ور ۷ x‏ و 
۰ ور ۷ × ۵ 
۰ ۷۲ * ۱۵ *« ۵ 

۰ ۸ر ۳ × ۸ر ۳ 
x ۷۵‏ ۱۳۰ *« ۲ 


/ هالك 


KX ۵6 * ۱ ۲ +‏ ۳ر ۱ 
ام # رم 


۳۳۰۰ ۰ e 


۱۸۰۰۰ = 
۹۹۰۰ 
۱۸۰۰ > 

۹4.۰۰ = 

۱۸۰۰۰ = 

۱۸۰۰ ۰ = 
۳۱۱۷۷ >» 

110.۰ - 

۲ ۱۱۷۳۱۷۷ = 

۲ ۱۷۳۲۷ = 


= ۲۳۹۱۱ 
أى 4 ۲ر م۳ 
ی ۰ ۰ رم ۳ 


× ثمن المتر المکعپ = ۰ «ر ۰۰ 
× ثمن المتر المسطح = ۰ .ر ۰۰ 


- خشب زان ۰۰۷۸.ر م۳ × ثمن المتر المکعب = ۰ .ر ۰۰ 


١4٠ 


( ۱۰ ) بالعدد - تورید وترکیب شباك منور فارغ زجاج 
مقاس ۵ ۱۲ x‏ ۰ سم حلق ۲ × ۳ر ۲ : 


حسب سويد 
قانم حلق ۲ x‏ ۸۰ * ورلا “ا ٩:۰۰ o‏ 
رأس حلق ۲ * ۱۲۵ ۲ درلا ۵۷ اع ٩۳۷۵‏ 
قانم بر ۲ * ٩۵‏ جا ۵ << ۲ = م ‏ ۱۹ 
راس بر ۲ ۷ ۱4۰ ۷ ۵ ۶« ۲ = ۲۸۰۰ 
قانم دلفة 64 * ۸۰ ۲ ه۵ر ۷ “ا ۵ عد م وم ۱۲ 
رأس علیا ۱ ۷ < ور ۷ »ا ۵ ع 4۱۸۷ 
راس سفلی ۱ ۷« ۱۲۵ ۷ ۷ ۱۰ ۵ تس ۱۲۵ 
ل ۳۰۱۲ 4 
۰ / هالك ف 4۳۰۱ 
= ۷۳۱۳ 4 
أى 4۷ «رم۳ 
التکالیف : 


أ - الاخشاب : 
- خشب موسکی ١٤٠ر‏ م۳ × ثمن المتر المکعب = م ور ۰و 
ب - الخردوات : 


- ثمن ٤‏ کانات + ثمن ؛ مفصلات + ثمن سباليونة 
أفرنجى متر + ثمن شنكل e‏ 


القيمة : 
أ - الاخشاب : 


- خشب موسکی ۵ ار ۳۸ × ثمن المتر المکعب = بر وه 
- أبلكاج . 
- ثمن ۰۰۸.ر م۳ خشب زان سياف “يلكت 


ب - الخردوات: 
- ثمن ؛ كانة + ثمن ۱۸ مفصلة + ثمن سباليونة بلدى 
١‏ متر + ثمن سباليونة أفرنجى ١‏ متر + ثمن ؛ شنكل ..ر.. 


ج - لوازم التصنيع : 
- ثمن ربع كيلو غراء عا دة + ثمن ربع كيلو مسمار شك 
+ ثمن ربع كيلو مسنار برمة + ثمن ۲ فرخ صنفرة = مورب 


د - المصنعیات: 
- آجور ماكينة : أجر نجار + أجرمساعد لانتاج هر ۲ قطعة > و وی هه 
- أجور تجمیع : آجر نجار + آجر مساعد لانتاج ۲ قطعة > ٠ر‏ 


- آجور ترکیب : أجر نجار + مساعد لتجمیع ۷۵ر۱ قطعة. - ..ر.. 


ه - المصاریف الأخرى : 
- سيارة لمدة ۵ر ۲ ساعة فى الیوم لنقل ۱۰ قطعة عد از ای 


و - زجاج : 


- ۲ × را × !۲را × ١را‏ (هالك ) سا بر وه 
إجمالى التکلفه الفعلیه نان 


أبلكاج 

خشب زان لورق الشمسية 
الزان 

زجاج 

سلك 


۵ «* ۱۵ * ۲۲۰ * ۴ 
SK ۱۵ 34 ۱۲ ۰ * ۲ 
۱ ار‎ xox ۲۳۰ * ۲ 


۱ * ۱۳۵ ۲۰ ۵ * ار ۱ 
xox. * ۱‏ ۳ر ۱ 
x ۲۲۰ * ۲‏ ورلا *ا ۵ 


؛ * ۱4۵ xX‏ ؟ * مر 
4 * ۱۲۰ ۰« ور ۷ « ۵ 
۲ × ۱۰۰ × ۳ر ٩‏ × ۸ر ۳ 
۴ *« ۰ ۱۷ يا ۱۵ ۷۶ ۵ 
۲ × ۱۱۰ * ۸ر ۳ × هر ۲ 
۱ * هلا *« ۰ ۷۳ يا ۲ 


۷۷۸ ل 


۲ × ودر × ارا × ارا 


۲ » ددر ۸۰ر ۱ × ارا 


۲۲۲ ) ۵ =» 


= ۲4۹۹۸ 
أى ؛ ۲ر. م۳ 
= ۷ر من اللوح 


> ۰۰۸ »ر ۳۵ 
> ۳٩ر‏ ۱ ۲۵ 


ج - لوازم التصنیع : 
- ثمن ۷۲۵ ار كيلو غراء عادة + ثمن ۲۰ ار كيلو 
مسمار شك + ثمن ۲۵ ۱ر قاروصة مسمار بورمة 


+ ثمن فرخ صنفرة = ر 
د - المصنعيات : 
- أجور ماكينة : أجر نجار + أجر مساعد لإنتاج ه قطع = ۰٠ر٠٠‏ 
- أجور تجميع : أجر نجار + أجر مساعد لانتاج ؛ قطع = ٠٠ر٠٠‏ 


دقوور ر : أجر نجار + أجر مساعد لإنتاج ؛ قطع - ٠٠ر٠٠‏ 
- دهان ۲ × ار ۱ × ۸ر × مصنعية المتر المسطح - ۰«ر ۰۰ 


ه - مصاریف أخرى : 
- نقل ومشالات : سيارة لمدة ۲ ساعة بومیا تحمل 
٠‏ قطعة ع بالا "ياد 


و - الزجاج : 
- ۷ر × ۱۵ر۱ × ١را‏ ( هالك ) × ثمن المتر المسطح - ١٠ر٠٠‏ 


( ۱۱ ) بالعدد - توريد وتركيب باب بلكونة ؛ شباك و ۲ 
زجاج و۲ سلك مقاس ۲زا × ار ۲ متر ۰ 


۱:۰ 


( ۱۲ ) بالعدد تورید وترکیب شباك ۲ شیش 


خشب سویدی 
قانم راس حلق 
قانم رأس بر 

أرفف 

قانم ش و ز 

راس عليا ووسطی 
ورق شمسية 

قانم بندة 

رأس بندة 
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64 " ۱۳۵ ۶ ۵ ۶ ی ۱ 
۱ * ۱۴۰ ۲ ۵ ۲ ر ۱ 
۲ × ۱۲۰ × ورلا × ۵ 
ا ۰ × درلا × ۵ 
۶ ۵ 5 6 ۱ 8 
4 × ۱۱۰ × ۳ر ٩‏ × مر" 
۱٩۰ * ۲‏ ۲ ا × ۸ر ۳ 


۰ / هالك 


۰۷/۹ ۰ «ر 


۱ × ارا × ار ۱ 
۱ ۰ ار ا 


أ- الاخشاب: 


- خشب موسکی* ۰ ار ۰ م۳۲ × ثمن المتر المکعب 
- خشب زان 


- ابلکاج 


ب 7 ۳۹۰ 
»= ۳۲ 6 
= ۰ ۷۸ 

۵6 ۰۰ ۰ = 


leon, = 


۱6 ٩۰ - 


= ۱۵۹۳۹۱ 
أى ١١ر‏ ۳۸۰ 
۰۸٠ر‏ م 


ا 


ت مور ۰ ۰ 


< ۰۰۸ .ره م۳۸ × ثمن المتر المکعب = م مر هه 


= ثمن لوح آبلکاج 


۱:۸ 


۴ ۶ ا ۵ 


التکالیف : 


أ - الاخشاب : 

< خشب موسکی ؛ ۳۸۲ × ثمن المتر المكعب 

- أبلكاج ۷ر من اللوح × ثمن اللوح 

- خشب زان ۸ مر م × ثمن المتر المکعب 


ب - الخردوات : 
- ثمن ١‏ كانات + ثمن ۱ مفصلة + ثمن سباليونة بلدى ام 
+ ثمن سباليونة أفرنجى ۲ م+ثمن 4 شنكل + ثمن ۲سكاكة 


ج - لوازم التصنيع : 
- ثمن ۲۵ر كيلو غراء عادة + ثمن ٣٣ر‏ كيلو مسمار 
شك + ثمن قاروصة مسمار برمة + ثمن ۲ لوح صنفرة 


د - المصنعيات : 

- آجور ماكينة : أجر نجار + أجر مساعد لإنتاج ١۷ر‏ اقطعة 
- آجور تجمیع : آجر نجار + أجر مساعد لانتاج هرا قطعة 
- أجور تركيب : أجر نجار + أجر مساعد لإنتاج ١‏ قطعة 
- الدهانات : : 4 × "را *۲ر۲ × مصنعية المتر المسطح 


ه - مصاریف آخری: 
- نقل ومشالات : سيارة لمدة ساعتین تحمل * قطع 


و - الزجاج : ۳٩ر۱‏ + ( ٠١‏ هالك ) × ثمن المتر المسطح - 
ز - السلك : 2٠١ (+ ۱٩۳‏ هالك ) × ثمن المتر المسطح - 


إجمالى التكلفة الفعلية 


ی 
«ز ۰ ۰ 


»و ه 6 


( ۱۳ ) بالمتر المسطح - تورید وترکیب ودهان أرضية 
خشب سويد سمك ۳/4 بوصة على علفات ۲ × ۲ پوصه 


بدون وزرة : 


خشب سویدی للعلفة ‏ 4 × ۱۰۰ ۲ ۵ »اه 
خشب سویدی للتطبیق ۰ ۶ ۷۲۰ ۶ بر ۱ 


۰ / هالك 


التكلفة الفعلية : 


- خشب سويد ٤۳٠ر‏ × ثمن المتر المكعب 

- لوازم الترکیب : 

- ثمن 5"ر كيلو مسمار + ثمن ۲ كانة + ثمن ؛ 
مسمار برمة 

- اجرة ماكينة وتفريز : 


آجر مساعد وصبی لانتاج ؛ متر مسطح فى الیوم 


- ردم بالرمال : 


العامل يردم ٠١‏ ۳۸ فى الیوم ( آجر العامل + ۱۶ ) 


- دهان بیتومین : 


العامل يدهن ۱4۰ م۲ فى الیوم ( الاجر + ۱:۰ ) 


۱۵+ 


و ۰" ۰ 


4 و 6 9 


ب = الخردو ات : 
- ثمن ؛ كانة + ثمن ۱۱ مفصلة + ثمن سباليونة 
بلدى متر + ثمن سباليونة أفرنجى متر + ثمن 4 
۰ 
شنکل ۳ 6 0 5 6 


93 - لوازم التصنیع : 
- ثمن ربع كيلو غراء عا دة + ثمن ربع كيلو مسمار 
شك + ثمن نصف قاروصة مسماربورمة + ثمن ۲ 
لوح صنفرة و ور » ۰ 


د - المصنعیات : 

- أجور ماكينة : أجر نجار ومساعد لإنتاج هر ۲ قطعة = ..ر.. 
- أجور تجميع : أجر نجار ومساعد لإنتاج ۲ قطعة = وورءوه 
- اجور تركيب : اجر نجار ومساعد لتركيب 5 ۲ر ۱ قطعة- ٠٠ر‏ ۰۰ 
- دهان : 4 × ار ۱ × ۲ر ۱ ماين ی 


ه - مصاریف أخرى : 
- سيارة لمدة ۲ ساعة فى الیوم تحمل ۸ قطع e‏ ور ۰ 


و - زجاج : ۰۱ ۲را × ۲را × ١را‏ × ثمن المتر 


المسطح = بر وه 


ز - سك : ۲را × ۲را × ارا × ثمن ۲۸ = ره 
إجمالى التکلفه الفعلية 5 ا 6ه 


التكلفة الفعلية : 


- خشب سويد 44 ٠ر‏ م۳ × ثمن المتر المكعب 
- لوازم الترکیب : نفس البند السابق 
- أجرة ماكينة مسح وتفریز : نفس البند السابق 
- ردم بالزمال : نفس البند السابق 
- دهان بیتومین للعلفة : نفس البند السابق 
- ترکیب العلفات والأرضية : نفس البند السابق 
- کشط وصنفرة العلفة والارضية : 

نجار ومساعد لانتاج ۸ ۲ فى الیوم 

( آجر نجار + أجر مساعد ) + ۸ 
- دهان العلفة والأرضية : 


9 
۰ اه ۷ ۷ ۱ 


9 0 ۵ 


العامل بدهن ۰ م۲ فى الیوم الواحد/ الاچر +۱۰۰ = ١٠ر٠٠‏ 


- کشط وصنفرة : 
نجار ومساعد لانتاج ۸۰ ۲۸ فى الیوم الواحد 
( آجر نجار + آجر مساعد ) + ۸۰ 


إجمالى التکلفة الفعلية 


٠١ (‏ ) بالمتر المسطح - تورید وترکیب ودهان تجالید 
خشب سويد صیرص سمك ۶ بوصة على علفات ۱ ۲ ۲ 


بوصة بدون وزرة أو كرنيشة : 


ی 


خشب سويد للعلفة xo‏ ۱:۰ ۷ ۵ ۷ ور ۲ 


خشب سويد صیرص 
للتجليد ۰ ۰ را 


۱۰ 


ع ۱۲۵ سم ۳ 


۲ ٩۹۰ ۰ = 


- الترکیب : 

النجار والمساعد لإنتاج ؛ م۲ فى الیوم ( أجر 

نجار + آجر مساعد ) + 4 > ری 
- کشط وصنفرة ودهان : 

النجار والمسا عد لانتاج ٩‏ م ۲فی اليوم ( أجر 

نجار + أجر مساعد ) + ٩‏ = ره 
- نقل ومشالات : 

سيارة لمدة ساعة تنقل 4۰ م٠‏ ( قيمة ایجار 


سيارة + ۸ ) + 4۰ ۳ ای 59 
إجمالى التکلفه الفعلية ون وه 


٠١ (‏ ) بالمتر المسظح - توريد وتركيب ودهان أرضية 
خشب سويد سمك ۱ بوصة على علفات ۲ * ۲ بوصة 
شاملة الوزرات : 


خشب سويد للعلفة ؟ * ٩۰۰‏ ۷« ۵ با ۵ كد و و و م۱ 
خشب سويد للتطبیق ۰ ١١١ x‏ *« ور ۲ ل YA,‏ 
خشب للوزرة ۰ ۶ ۱۰ *« ور ۲ ل و ۵ ۲ 


۰ هالك = و و و 6 


ثمن کورنيشة ۵ × ۵ سم 
= (ه «ر “دور × ١‏ م.ط ) + ارتفاع التجلید 


× ١را‏ × ثمن المتر المکعب ۳ 0 6 6 
إجمالى التکلفة الفعلية ® او 6.5 


وفی حالة ترکیب وزرة أو كرنيشة خشب زان يتم حساب 
المتر المکعب خشب زان بدل المتر المکعب خشب سویدی . 


( ۱۰ ) بالمتر المسطح - تورید وترکیب ودهان تجالید 
کونتر ۱ مم على علفات ملصوق قشرةٌ ومقسمة مربعات 


۱ * ۱ : 
خشب سويد للعلقة ۵ ۷ ۱۰۰ ۲ ۵ ۲ ور ۲ = Yo.‏ 
۰ / هالك وخوابیر - ۱۲۵ 
٩۹۸۷ ۵ >‏ 
أى ٩‏ .ر ۳۵ 
كونتر ۱١‏ مم للتجليد ۱۰۰ × ۱۰۰ × ار ۱ = وو و١‏ | 
۰ / هالك = 07 ۱٩۹‏ 
= ۰ ۱۷۲۰ 
أى ۱۷ ۰ر م۳ 
خشب زان 4 * ۲۱۰۰ ار ۲ ار ۱ > )۱۰۲ 
٠‏ ۵ ۲:۱ > ۲ + ۱ 
> ۱۱۲۲ 
أى ۰۰۱۱.ر م۳ 


۱9 


اجمالی كمية الخشب = ۲۷۱۵۰ 


= ۷۱۹۸۱۵ 
أى ۰۲۹۸ رم۳ 
خشب سويد : ۰۲۹۸رم۳ × ثمن المتر المکعب 58 فاون و 0 


مسمار شك للترکیب : © ار كيلو مسمار × ثمن الکیلو > ۰.ر ۰۰ 
آجرة ماكينة للترکیب : أجر مساعد وصبی لانتاج 4 م۲ = ۰.ر ۰۰ 


الترکیب : أجر نجار ومساعد لانتاج 4 ۲ > مر هه 
دهان وکشط وصنفرة ( مصنعية ) 

( آجر نجار ومساعد لانتاج ؛ ۲۶ ) > ره 
مون دهان وکشط وصنفرة ‏ 1۳۰ من قيمة المصنعیات = ۰.ر ۰۰ 
مشا ل ونقل : سيارة لمدة ساعة تنقل 4۰ م٠‏ = ره 
إجمالى التكلفة الفعلية حت ر 


٠١ (‏ مكرر ) بالمتر المسطح توريد وتركيب ودهان تجاليد 
خشب صبرص 4/۳ بوصة على علفات ×١‏ ۲ بوصة شاملة 
الوزرة والکرنيشة : 


اجمالی التکلفة من البند السابق بدون وزرة أو كرنيشة 
( ۱۵ ) بر وه 
ثمن وزرة خشب سويد ۱ بوصة × ؛ بوصة 
-(۲۵ .ر *۱ر × ١‏ م.ط) + ارتفاع التجلید 
×١را‏ × ثمن المتر المکعب = بر هه 


کشط ودهان : 


أجر نجار ومساعد وأسترجی لانتاج ۵ م۲ يوميا ور وه 
مون وترکیب ودهان : 

۵ من قيمة المصنعیات = ره 
نقل ومشال : 


سيارة لمدة ساعة تنقل ۲۰ ۲2 ۳ ال 5 و 
إجمالى التکلفه الفعلية = ووو 


۱۷ 


۰ هالك وخوابیر ۴:٩‏ 


۳۳۹۹ , - 


أى ۶ «ر ۳۵ 
خشب ارو ۰ × ۰ × هر ۲(پوصة) = ۷۷۵۰۰ 
٠١‏ ضطللك = Vo,‏ 

oo, =» 

أى رم 


التكلفة الفعلية : 


خشب سويدى 7”4.ر م۳ × ثمن المتر المكعب > وور.ء. 


خشب آرو ۳٠ر‏ م۳ × ثمن المتر المکعب ونر وه 
ردم بالرمال : 

أجر عامل لإنتاج ٠١‏ ۳ فى اليوم ده 
كانات ومسمار : 

ثمن ؛ كانة + ۲ر كيلو مسمار سيورءه 
بيتومين 

۱ كيلو بیتومین يدهن 4 م۲ تاره 
مسمار للبرکیه : 

در١‏ كيلو مسمار للمتر المسطح mE‏ 
ماکینه لالواح التطبیق : 

أجر مساعد وصبی لانتاج ؛ م۲ يوميا ی 
ترکیب علفه وتطبیق : ۱ 

اجر نجار ومساعد لانتاج ٤‏ م٠‏ يوميا ونر وه 
ترکیب ارو : ۱ 

آجر نجار ومساعد لانتاج ۳ م۲ بومیا ۳ 


١5 


الفصل النامن 
اعمال الالومنیوم 
مقدمة : 
بستخدم الألومنیوم بدلا من الأخشاب فى تصنیع الأبواب والشبابيك وأعمال 
التجالید والدربزینات ویتداول فى السوق على هينة قطاعات متنوعة يتم 
تصنیعها من سبانك الالومنبوم لها قوة تحمیل عالية وقابلة للأكسدة والتلوین ٠‏ 


يجب أن تکون مقاطع الألومنیوم المكونة لهیاکل الشبابيك وأبواب البلکونات 
ذات تصميم مناسب لتحمل ضفط الریاح فى منطقة المشروع مع الأخذ فى 
الاعتبار درجة التعری والارتفاع . كما يجب أن تکون هذه الهیاکل مقاومة 
لنفاذية الاتربة والهواء والماء . 


وتكون قطاعات الألومنیوم المستخدمة فى أعمال الألومنیوم مصنعة بطريقة 
البشق من سبيكة من الألومنیوم والمفنسیوم والسلیکون کمکونات أساسية 
ورمزها الکیماوی لو مغ س * طبقا للمواصفات المصرية رقم ۱۷۰۲ وتعالج 
حراریا . 


والالوان المستخدمة لقطاعات الالومنیوم هی : 
اللون الطبیعی الفضی - البرونزی الفاتح - البرونزی الغامق - البنی - 
الاسود - اللون الذهبى بدرجاته ٠‏ 
وتقوم الشرکات المنتجة للالومنیوم بإصدار کتالوج للقطاعات التی تنتجها 
ویدون على كل قطاع رقم ووزن نظری ۰ والوزن الفعلی يزيد أو بنقص + أو 
- ۸۱۰ عن الوزن النظری ۰ 
وفيما پلی بعض القطاعات الدارجة : 


۱۹ 


مزلفات المحاسب / حامد شافعی 


بمكتبة : عالم الکتب 
۸ شارع عبد الخالق ثروت - القاهره 


* - أصول المحاسبة فى مقاولات المبانى 
* - تكاليف المقاولات 
بالإشتراك مع آ۰د۰م۰ زكى حواس 


*- الجداول الرياضية ( الفوند المركبة ) 
> تحديد القسط / القيمة الحالية / الفاندة المتداخلة - 


* - ضرانب المرتبات ( بمجرد النظر ) 
لجميع قوانين الضرائب التى صدرت وأخرها القانون ١37‏ لسنة ۱۹۸۱ 


* - الجداول الرياضية ( من معدل ١ر2‏ إلى ٠١‏ + ) 
بالاشتراك مع المهندس / حسام شافعى حامد 


*- معدلات الأداء فى أعمال المقاولات 
بالإشتراك مع المهندس / حسام شافعى حامد 


*- مواد البناء ( أسعار/ مواصفات/ إحصانيات / كمية إنتاج ) 
( ۵ كتب عن السنوات ۱۹۸۸ / ۱۹۸۹ / ۱۹۹۰ ۱۹۹۲ ۱۹۹۷ ) 


۱5۸ 


۱۳ 


1۳۳ 
11 
۱۳۹ 
۱۳۱۹ 


۱۳۱3 


۱۳۷۱۰ 
داد۱‎ 
۱۰۱۹ 
۱۳۹3 
۱۳3۴ 
1A2 
۱۸ 


۱3:۷ 
۱3:۳ 


۱۳۲ 
۱۳۹ 


۱۳3 
۱۳ 
۱۳:۲ 
۱۳۷۰۱ 


۱:۷۱ 
۱:۷۱ 
۱۳۳۸ 
10.۳ 


۰را 


۱ ۷ 

۵ار 
۰ ر - 
٤رر‏ - 


۲ر1 


۰۷ ار = 
۰ بر 


قرف ل 
۳۵ -- 


۰ كارع 


۰ار 
۰ر 


۷۰ر۱ 
۰ ۱ 


2۰ر ۱ 
يفك د 


لار- 
ا 


۴ر - 


۰ر - 
۰ 
اس 
6 ر- 


حلق - رلی عليا وسئلی - لمدد ۲ ضلفة ومجری سلك بدون 
بر «سكك بدون بر 
حلق - راس علیا وسفلی لعدد ۲ ضلفة ومجری سلك وبه بر ٠‏ 
قاتم ( جنب ) ضلفة عادة ٠‏ 
قانم ( جنب ) ضلفة سكينة 
رل سیف وأرضية ) افة مت بای عمل 
صغير 
رأس عليا وسفلى ( سقف وأرضية ) ضلفة منزلقة للبلكونات ( 
عيل قير ]> 
سؤاس وسط الضلفة ٠‏ 
قاتم ضلفة سلك ٠‏ 
سؤاس لضلفة سلك ٠‏ 
بر كبير 
بر صغير 
باكت جنب 
- رس سفلى وعليا ( أرضية وسقف ) ۴ضلنة بدون بر ٠‏ 


حلق- قائم ( جنب ) ۳ ضلنة بدون بر 

حلق مطر - رأس عليا وسفلى (أرضية وسقف ) لعدد ۲ ضلفة 
بدون بر ۰ ۱ 

حلق مطر - رس علیا وسفلی (آرضية وسقف ) 

لعدد ۲ ضلفة وبه بر ٠‏ 

حلق رلس عليا وسفلی ( أرضية وستف ) لعدد ۲ ضلفة بدون 
بل ظز + 

باكتة حلق للمطر تركب على ۱۲۳۹۶ 

حلق- رلس عليا وسفلى ۲ ضلفة وسلك بدون باكتة مطر * 
باكتة حلق للمطر تركب على ۱۳۲۶ 


. فاصل رأس عريض بين المنزلق والمفصلى بدون بر مع 


: ٠ الكبس‎ 

فاصل رأس عريض بين المنزلق والمفصلى به بر ٠‏ 
فاصل عريض بين للمنزلق والمفصلى ٠‏ 

كلبس بين المنزلق والمفصلى ٠‏ 

باكتة زجاج ٠‏ 


۰ ۰ ۰ ۰ 0 6 ۰ 0 ۰ ۰ ۰ ۰ 0 6 ۰ 6 0 ۰ ۰ 4 6*4 


الحلا 


- قطاع مصمت : مستدير - مربع - مستطیل ٠‏ 
- قطاع المواسير : مستديرة - مربعة ٠‏ 
- الزوايا : نمطية - غير نمطية ٠‏ 

- قطاعات التجليد للحوائط والأسقف ٠‏ 
- قطاعات الديكور ۰ 

- قطاعات الأعمدة والدربزينات والسلالم ٠‏ 
- قطاعات القواطيع ٠‏ 

- قطاعات أبواب وشبابيك منزلقة ٠‏ 

- قطاعات أبواب وشبابيك محورية ٠‏ 
- قطاعات أبواب وشبابيك مفصلية ٠‏ 

- قطاعات حلوق - قطاعات كوبستات ٠‏ 


وسنعرض فيما يلى بعض الدراسات لبعض النماذج 
المختلفة : 


جدول رقم ( ١‏ ) 
بيان الإستخدام الأمثل لقطاعات الألومنيوم المنزلقة 


وأوزانها 
رقم القطاع الوزن كج لكل الإستخدام 
م ٠ط‏ 
۱۳۳۷ ۹ر حلق - رأس عليا وسفلی -( سقف وأرضية ) ۲ ضلفة 
شبك يدون فر ۰ 
۱۳۹۰ ٠ر١‏ حلق وت n‏ 


ویه بو » 


۱*۹ ۰+ 


آولا - قطاعات الابواب والشبابيك المنزلقة : 
" وطبقا لتوصيف البند واختبار القطاعات المناسبة والرسومات الموضحة 
فان الجدول الأول يوضح الأرقام والزن والاستخدام الأمشل لكل قطاع وفيما 


( ۱ ) بالمتر المسطح - تورید وترکیب شباك منزلق من قطاعات 
الالومنیوم الفضی وزجاج شفاف ؛ مم أبيض مکون من ۲ ضلفة متحرکة و 
۲ ضلفة ثابتة مقاس ۰ ۲ 2 ٣را‏ متر ۰ 


وزن الالومنیوم = 
حلق/ قطاع ۱۳4۰ ( حلق رأسی علیاوسفلی ) = ۲ × ۸۰ر۲ × .٠ر١‏ = ١٠ر5‏ كيلو جرام 


قطاع ۱۳۳۹ ( حلق جانبان ) 
- ۲ ۰ ۲ر ۰*۱٩٩ر‏ ۰ = ۳۸ر ۲ كيلو جرام 


حلق / قطاع ۱۲۲۱ ( قانم عادة ) = ۰۲ ۲ر ا× ٥1۸ر‏ »۰ = 15ر١‏ كيلو جرام 
قطاع ١5١1‏ ( قانم سكينة ) ۲ ×۲۰ ر ۱* ۰ .هر = 17ر١‏ كيلو جرام 


قطاع ۱۳۸۵ ( ماكينة جنب ) ۶ اكا٠‏ هآر ٠١‏ = ۱۰ر - كيلو جرام 
قطاع ۱:۳ ۲۰×۲را×٤۱۸ر‏ ۰ = ۲۳ر - كيلو جرام 


= هر ۱۷ ۰۰ ۰ 
1 إهلاك - ۸ ۹ ۷ 


۱۹۳ 


جدول رقم ( ۲ ) 


بیان الاستخدام الأمثل لقطاعات الألومنبوم المفصلية وأوزانها 


رقم القطاع 


۱۳۷۱ 
۱۳۹۹ 
۱۳۷۰ 
۱:2۳ 
۱:۰۹ 
١614 
1١ 
۱۳۷۵ 
£1۲ 
۱:۳۵ 
۱۳۷۲ 
۱۳۷۳ 
۱۳۷۹ 
۱:۳۹ 
۱۳۷۷۲ 
۱:۸4 
۱:۷۳ 
۱۳۷ 
۱:۱ ۰ 
۱:۷ 


الوزن كيلو جرام للمتر الطولی 


الاستخدام 
۳ حلق بدون بر 
۸رر حلق بر داخلی 
۷۸ر“ حلق بر خارجی 
“قار حلق بروازثابت 
2 حلق برواز كبير 
۱۰ ركن ثابت 
متا عضم ضلنة كبير ( زد کبیر ) 
ر عضم ضلفة صغير ( زد صغير ) 
۰ ار فاصل ( سزاس ) 
٤ار‏ فاصل ( سزاس صغير ) 
۰ر سزاس صفیر 
۷۷ر ن 
e‏ سؤاس أو فاصل 
۷۰ ۱ سؤاس أو فاصل 
۰ +۲ جلبة ضلفة 
٣ر‏ (طار لباكتة الزجاج 
۰ ور أنف مروحة 
٣ر‏ باكتة زجاج 
۹ر باكتة للخشب الميلامين 
۰ کر باكتة للقوطيع 


28*24 اب 


۱۹ 


۰ تكلفة المتر المسطح - 
( اجمالی التكلفة الفعلية ) + ( الطول × العرض ) . > ۰۰ر ۰۰ 


( ۲ ) بالمتر المسطح - تورید وترکیب شباك منزلق 
بنفس مواصفات البند السابق ولتکن قطاعات الألومنیوم من 
اللون البنی : 

- السعر من البند السابق = ره 

- فرق ثمن الالومنیوم ‏ ۲۱ر ۱۹ (الوزن)* 

( سعر الطن بنی - سعر الطن فضی ) > ر 

- فرق ثمن الاکسسوار من فضى إلى بنى TT‏ 


( ۳ ) بالمتر المسطح - توريد وتركيب شباك منزلق 
بنفس مواصفات وأبعاد البند السابق ولكن قطاعات 
الألومنيوم من اللون البنى والزجاج ١‏ مم فيميه : 

- السعر من البند السابق = بر هه 
- ( - ) يخصم ثمن الزجاج ؛ مم > قور وه 


11٥ 


الإكسسوار : فضی بنی 


. طقم عجل منزلق ۱ × ثمن طقم عجل 
سكاك ۲ × ثمن السكاك ت و 
مقبض لطش بلاستيك ۲ × ثمن المقبض ۰ 
فرش ۷ مم ۰ کر ۱۱ م.ط ×ث المتر و و 
کاوتش زجاج ۰ ۱۵ م ط× ث المتر - ٠.‏ 
مسمار زجاج ۶ × ثمن المسمار ۱ 
بصمة أو عضم 1 × ثمن الوحدة ۰ 
الإجمالى + ۰ 


- ثمن الألومنيوم ۲۱ر ۱۸ كيلو جرام × ثمن الكيلو جرام = ٠٠ر٠٠‏ 
- ثمن حلق خشب ۲ ( الطول + العرض) × السمك × 


العرض × ثمن المتر المکعب = 

۲ ( ۸ر۲ + ۲را ) × ۵.ر × ۰ار × ثمن المتر 

المربع ۳ و ومو و 
- اکسسوار : سبق دراستها بعالیه e‏ 


زجاج ؛ مم : مسطح الشباك × ثمن الستر المربع رنه 
ب تصنیع بالورشة : ( آجر عامل فنی + أجر مساعد ) 


+ ور ۲ ۲۵ 0 


۰ر 
- نقل ومشال : الوزن ( ١٤ر١۱‏ ) × ( المسافة + 

۰ ) * ۰۰ار - چنیها كد ع دی 55 
- إهلاك عدة صغيرة > ( الوزن - ۲ ؛ر ۱۸ - + 

٠١ × ) ۰‏ جنیهات ۳ و وی 6 


۱۹ 


ماقبله - .ور ۱٩۹‏ 
5 / هالك ( لاخشاب الأطوال بعالیه دون خصم الحلق 


وقطاعات الالومنیوم ) = ۱۷٩ر‏ 
إجمالى الكمية ( کج ) = ۳۱۷ر ۲۰ 
الإكسسوار : 
فضی بنى 
- طقم عجل ۱ × ثمن الطقم o o»‏ 
- سكال ۲ × ثمن الوحدة و ۰ 
- مقبض لطش بلاستيك × ثمنالمقيض = .مه .٠.‏ 
- فرش ۷ مم = ( هر + ۲ر۱) ۲ × 4 × 
ثمن المتر الطولى = 
- کاوتش زجاج = ( ەر + ۲را ) × ۲ × 
؛ × ثمن المتر الطولى = ۰ 


- مسمار زجاج = ۳4 × ثمن المسمار 30 ۰ ۰ + ۰ 
- بصمة أو عضم = ۱۱ × ثمن العضمة 2 ۰ ۰ ۰ ۰ 


- إجمالى قيمة الإكسسوار 


التكلفة الفعلية : 
- ثمن الألومنبوم ۳۱۷ر ۲۰ كيلو جرام × ثمن الکیلو = ٠٠ر٠٠‏ 
- ثمن حلق خشب ۲ ( ۲ *۲ر ۱ ) × ۵ * ۱۰ × 

ثمن المتر المكعب خشب = ره 
- ثمن الاکسسوار - كما جاء بعالیه د ه دی » 
- ثمن الزجاج -4مم = ار ۱ × ۸را ) × هءرا × 

ثمن المتر المسطح و ورد 
- تصنیع بالورشة ( عامل فنی ومساعد ینتجانهر ۲ 

متر مسطح یومیا ) دا ابر 
- ترکیب بالموقع ( عامل فنی ومساعد ينتجان هر ۲ 


۱۷ 


- السعر بدون زجاج = ابر هه 


+ ثمن الزجاج ١‏ مم فیمیه تن 
إجمالى التكلفة الفعلية = رهم 

* * * تكلفة المتر المسطح - إجمالى التكلفة 
+ ( الطول × العرض ) = ەر 


( ؛ ) بالمترالمسطح - توريد وتركيب شباك مقاس - 
ر۲ × ۲۰ر ۱ متر من قطاعات الالومنیوم باللون الففنى 
وزجاج شفاف ؛ مم عبارة عن ۲ ضلفة متحرکة و۲ ضلفة 
ثابتة طبقا لإصول الصناعة كامل مما جميعه : 


وزن الألومنيوم : 


قطاع ۱۲۲۷ / حلق رس 2 ۲ ×۲ × ۹۹۲ر = ۱۸٩ر‏ ۳ كج 
علیاوسفلی 

قطاع ۱۲۲۸ حلق جنبان =× .ارا × .ر راکچ 
قطاع ۱۲۲۱ قائم ضلفة عا دة - 4 Roxx‏ = ۲۸۸ر ۳ کج 
قطاع ۲۱۹ قانم ضافة سكينة 4 × ۰ ار ۱ × ثور = ۸4۰ر ۴ کج 
قطاع ۱۲۱ راس عليا وسفلی - ۲ × ۲ × 4 ۳+ر = ۳۳۹ر ۴ كج 
للضلفة 

قطاع ۱۵۰۳ أنف = ار ۲ × ۱۸4ر - ۲۲۱ر ۰ کج 
قطاع ۱۲۸۰ باكتة جنب - ار * ارا × لااار ‏ ” ۵ ور » كج 
قطاع ۱۳۱۵ بر ٥‏ سم - .4ر5 × هار - ۱ر ۲ کج 


١ (‏ ) بالمتر المسطح - تورید وترکیب شباك منزلق بنفس 
مواصفات وابعاد البند السابق وقطاعات الالومنیوم من اللون 
البنی والزجاج فیمیه ٦مم‏ ۰ 


- السعر من البند السابق ۳ ی 
-( - ) خصم ثمن الزجاج ؛ مم دز 
- السعر بدون زجاج ورن 
- + يضاف ثمن الزجاج الفيميه = ۲۰ر ۱ × هرا 

× تمن المتر المسطح حت یرب 
إجمالى التكلفة الفعلية ی 


* * *تكلفة المتر المسطح - إجمالى التكلفة + 
( الطول × العرض ) TT‏ 


( ۷ ) بالمتر المسطح - توريد وتركيب شباك مقاس -ر۳ 
× ۲را متر من قطاعات الالومنیوم الفضی مکون من عدد 
ثلاث ضلفات متحركة وزجاج أبيض سمك " مم مستورد طبقا 
لأصول الصناعة کامل مما جمیعه ؛ 


وزن الالومنیوم : 


حلق قطاع ۱۰4۸ راس سفلی وعليا ۳ سکة = ۲ × ۴ * .ثرا .هر ۷ كج 


حلق قطاع ۶4۷ ۱جانبان = ۰*۲ ۲ر ۱ ۱۷ر ۱ - ۸۰۸ر ۲ كج 
قطاع ۱۲۸۰ باكتة جنب = ۰*۲ ۲ر ۵*۱ ۲ر ی اح 
قطاع ۱۲۲۱ قانم عادة - «xX‏ ۸۵۱ ار = ۱44ر۱ کج 


۱۹۹ 


متر مسطح يوميا ) ۱ 6 ۰ بر هه 
- نقل ومشال - ( الوزن × المسافة + ۲۰ ) 

× ۰۰ار چنیها ۶ نوق 2 و 
- اهلاك عدة صغيرة = ( الوزن + ۱۰۰ ) *۱۰جم = ۰.ر ۰۰ 


اجمالی التكلفة الفعلية = اور 


۶ تكلفة المتر المسطح - إجمالى التكلفة 
+ ( الطول × العرض ) = بر هه 


( © ) بالمتر المسطح - تورید وترکیب شباك بنفس 
مواصفات وأبعاد لبند السابق ولکن قطاعات الالومنیوم من 
اللون البنى : 


- السعر من البند السابق = بر هه 
- فرق سعر الالومنیوم 

الوزن ( سعر طن الالومنیوم البنی - سعر 

طن الألومنيوم الفضی ۱ مره 
- فرق قيمة الإكسسوار للقطاعات البنى- قيمة 

- الاکسسوار للقطاعات الفضية = بر هه 


(جمالی التکلفة الفعلية رن 


* تكلفة المتر المسطح - (جمالی التكلفة 
+ ( الطول × العرض ) = بر هه 


التکالیف الفعلية : 
- ثمن الالومنیوم ١٦ر٠۲‏ كيلو جرام × ثمن الکیلو کید 
- ثمن حلق خشب ۲ ( الطول + العرض ) * 

سمك الخشب × عرض الخشب أى ۲ (۲+۳ر ۱) 


× ۵ .ر ۰ ار × ثمن المتر المكعب خشب > :بر مه 
- الإكسسبوار : سبق حساب القيمة بعالیه جح رنه 
- زجاج 1 مم أبيض مستورد = الطول × العرض 
× الهالك ( ۸۱۰ ) × ثمن المتر المسطح ۳ 
- تصنیع بالورشة : ( آجر عامل فنی ومساعد ) 
پنتجان ۵ر ۲ متر مسطح يوميا = ره 
- ترکیب بالورشة : ( أجر عامل فنی ومساعد ) 
ینتجان هر ۲ متر مسطح یومیا = ور ۰ 
- نقل ومشال > الوزن × ( المسافة + ۲۰ ) × 
۰ر- جنيها = »مر هه 
إجمالى التكلفة الفعلية درو 


*** تكلفة المتر المسطح = إجمالى التكلفة + 
( الطول * العرض ) ره 


ملحوظة : 

* - فى حالة استخدام قطاعات آلومنیوم بنی بدلا من الألومنیوم الفضی 
يتم استخدام زجاج فیمیه واکسسوار لزوم الالومنیوم البنى ۰ وعلی ذلك يتم 
اضافة الآتى 3 

٠ فرق سعر الالومنیوم البنی عن الألومنیوم الفضی‎ - ١ 

۲ - فرق سعرالزجاج الفیمیه عن الزجاج الأبیض ۰ 

۳ - فرق سعر الاکسسوار ۰ 


۱۷۱ 


قطاع ۱۲۱۹ قانم سكينة - ۳ + ار ۰۱ .هر = ۲۸۸۰ کج 
قطاع ۱۲۱ رأس علياوسفلى = ۰۷۲ .ر ۳ ۸۳4 = ۰4 مره کچ 
للضلة 


قطاع ۱۳۱۵۰ بر = ۲×( ۲+۳ ر ۳۱۵)۱ر -۱۱ر۲ كج 

(جمالی الوزن = ۲.هر ۲۳ كج 
5 هالك = ۱۵۷ر۱ كج 
الإجمالى = ودار14 

الإكسسوار : فضى بنى 

- طقم عجل = هر ۱ × ثمن الطقم - ۰۰ ۰۰ 

- سكاك = ۲ × ثمن الوحدة 0 ۰ ۰۰ 

- مقبض لش بلاستيك = ۳ × ثمن المقبض 5 e‏ 69 

- فرش ۷ = وطريقة حسابه هی: 

محیط الضلفة × عدد الضلف × ثمن المتر 

الطولى - 

- كاوتش زجاج = محيط اضلفة × عدد الضلف 

× ثمن المتر الطولی ۳ ٠‏ 

- مسمار زجاج = ۲١‏ × ثمن المسمار ۰ 5 

- بصمة أو عضم = ۱۲ × ثمن العضمة ۰۰ ۰۰ 

- ثمن مفصلات وثمن كالون © عر امه 

- ثمن مسامير رباط = عدد الأركان × 4 × 

ثمن الوحدة 35 ۰ ۰۰ 

- ثمن زاوية ركن وثمن کورنر 8 0 ۱6 

- ثمن كاوتش منفاخ 3 ۰۰ ۰۰ 

اجمالی قيمة ااکسسوار ٠.‏ © من مه 


التكلفة الفعلية : 

- ثمن الألومنيوم ۳٩ر‏ ۱۵ كيلو جرام × ثمن الکیلو جرام = ۰ «ر ۰۰ 
- حلق خشب المحیط × ۵ .ر × ار × ثمن ال م۳ خشب = ۰.ر ۰.۰ 
- الإكسسوار من البند السابق زه 
- زجاج ١‏ مم (الطول × العرض * ثمن المتر المسطح ) - ۰ «ر ۰۰ 
- تصنيع بالورشة ( عامل فنى ومساعد ينتجان ٥ر‏ ام ۲ ) = ١٠ر٠٠‏ 
- ترکیب بالموقع ( عامل فنی‌ومساعد بنتجان ۵ م۲ م۲ ) = ۰٠ر٠٠‏ 
- نقل ومشا ل = الوزن × ( المسافة + ۲۰ ) × ارجم = ١٠ر٠٠‏ 
- إهلاك عدة = ( الوزن + ٠١ × ) ٠٠١‏ ج .٠م‏ = ر 


إجمالى التكلفة ەر 


۶ تكلفة المتر المسطح - إجمالى التكلفة 
+ ( الطول × العرض ) = ٠٠ر‏ 
٩ (‏ ) بالمتر المسطح - توريد وتركيب أبواب بنفس 
مواصفات وأبعاد البند السابق ولکن القطاعات الالومنیسوم 
تکون من اللون البنی والزجاج الفیمیه ٩‏ مم : 


- السعر من ابند السابق ت كن 
- فرق الألومنيوم > الوزن × ( ثمن البنى - ثمن 

الفضى ) ير 
- فرق الزجاج = الطول × العرض × الهالك ( ثمن 

م۲ الزجاج الفیمیه - ثمن م۲ الزجاج الأبیض ) © بر ده 


إجمالى التكلفة اا 


1Y۳ 


ثانيا - قطاعات الأبواب والشبابيك المفصلية : 

الجدول رقم ( ۲ ) رشع ادت المستعملة و آوزانها 
والإستخدام الأمثل لها وفيما يلى بعض الأمثلة لهذه النوعية 
من قطاعات الألومنيوم : 


( ۸ ) بالمتر المسطح : توريد وتركيب أبواب من قطاعات 
الألومنيوم الفضى وزجاج شفاف عادة سمك ٦‏ مم شامل 
الحلق والزوايا والخردوات مقاس ٠٠ر١‏ × ۲۰ر۲ متر كامل 
مما جميعه : 


قطاع ۱۳۱۹ / حلق = بر ٩‏ × ۷۸ رت = ۳۳۹ر 4 
قطاع ۱۸۱۳ | عضم = ,هر × رت ۰ ۱۱ +ر؟ 
شلفة 


قطاع ۱۳۰/ فاصل را × یکرت تس یار 


قطاع ۱۳۷۷ ج دلفة = .بر ۱ × و۲۷ > ۰٩‏ ور ۲ 
قطاع ۱۳۷4 باكتة = ١٤ر۸‏ × ١١إر-‏ = ۸۱4ر۱ 
زجاج ات مت سس 
۰ هالك = ۱۷ر ۱۵ 
= اثار - 
إجمالى الوزن = ر 
الإكسسوار : 


- ثمن ۴ مفصلات + ثمن کالون+ ثمن 4 زوايا رکن 
+ ثمن ۱۸ مسمار رباط+ ( ثمن كاوتش منفاخ ۲* 
المحیط × ثمن المتر الطولی ) و وو و ۰ 


۱۷ 


الاجمالی ۲ ور ۲ ۵ 4 
65 هالك - ۱۲۵ر ۲ 55 


إجمالى وزن الالومنیوم = ۱۳۷ر هه ىن 


الاکسسوار ؛ 
- ثمن مقبض لطش بلاستيك + ثمن ٩‏ مفصلة + ثمن کالون + ثمن ۷۰ 
مسمار رباط + ثمن کاوتش منفاخ ( محیط الأقسام × ثمن المتر الطولی )+ 


ثمن ٩‏ کورنر رینو + ثمن ۲ ترباس ۳ هي و 
التكلفة الفعلية : 
- ثمن الألومنيوم ۱۳۷ر ۵۵ كيلو جرام > وير وه 
- حلق خشب ( الإرتفاع × ۲ + العرض ) × ثمن 
المتر المكعب خشب مصنع لالز هلال 
- إكسسوار من البند السابق = ر 
- زجاج ( الطول × العرض × ثمن المتر) = ر 
- تصنيع بالورشة ( عامل فنى ومساعد) بنتجان 


۵ ر ۲ متر مسطح ١‏ ۳ ۲ و :5 
- ترکیب بالموقع عامل فنی ومساعد ينتجان ۲۵ . = ۰ «ر ۰ 
- نقل ومشال = الوزن × ( المسافة + ۲۰ ) × 


ار جنيها ا 
- إهلاك عدة = ( الوزن + ٠١ × ) ٠٠١‏ جنیها = بر و 
التكلفة الفعلية ars‏ 
** * تكلفة المتر المسطح - التكلفة الفعلية + 

(الطول × العرض ) > ور ۰ 


۱۷۵ 


* تكلفة المتر المسطح - إجمالى التكلفة + 
( الطول × العرض ) یره 


( ۱۰ ) بالمتر المسطح : تورید وترکیب باب مدخل العمارة 
من قطاعات الالومنیوم الفضی مقاس .در“ × ۸۰ر ۲ م 
بشراعة ثابتة عرض ٠١‏ سم من اعلی وعدد ۲ ضلفة ثابتة 
وعدد ۲ ضلفة متحركة عرض ۱۸۰ سم مركب على حلق 
خشب وزجاج آبیض مستورد ٦‏ مم: 


وزن الالومنیوم : 


قطاع ۱۳۹۹ حلق (4ر ۳ +7 *۷۵ر ۲ = ۳4.ر؟ كيلو جرام 
۸ ر 

قطاع ۱۳۷۷جلسة ۳4۰ × ۰۱۰ ر۲ = يعرلا 5 

قطاع 15175 فا صل (عكر7+؟<«*دلار؟)*ددر١ا‏ = ؤلار ۱۳ 5 

قطاع ٠٤١١‏ فاصل .ور" x‏ ۷ر = ۷۹۸ر u‏ 

قطاع ۱۶۱۳ ع ضلفة (۲۰*۳ر ۲+هر۱)*)لر. ‏ = هر ۷ ۷ 

قطاع ۱4۱۲ قانم ار × 4۰٩ر‏ - ر 5 


قطاع ۱۳۷ باكتة 4 ( ۰٩ر+‏ ار ۲*)۱+ 
x )۱ ۱+۸۰‏ ۲+۲ 
(۸۰ر+ه ور )۲ +(۸ر ۱ 
+و ور )×= 
+ ر ۵ ۱+ بر ۵+ 
۲و6 = = ۲۱٩ر‏ ۸ ۰4 
٣ر‏ 4۱م۰ظ × ۲۱۱ر- ي 


= ۱ ور ۲ ۵ 010 


V€ 


قطاع ۱۳۷۳ قانم = إر × ۷۷۷ر = اار٣‏ كج 


سباليونة وسط خارجى 
قطاع ۱۳۷4 باكتة > ۲۱ * ۲۱۱ = كثره كج 
زجاج 
e‏ ٥ر‏ كج 
۵ / هالك = ٤‏ ۹را 
الإجمالى = ٩ر‏ ۰؛ کج 


الاکسسوار : 
- ثمن ۲ سكاك سباليونة كامل + ثمن ۱۲ مفصلة + 
ثمن ۲۰ مسمار رباط ‏ + ثمن۲ كورنر تجميع 


+ ثمن کوتش منفاخ + ثمن 4 شنكل ۱4 = ٠٠ر‏ 
التكلفة الفعلية = 

- ثمن الألومنيوم 1۹ر٠٠‏ كج × ثمن الكيلو = ٠٠ر‏ 
- حلق خشب المحيط × 5 ٠ر‏ ١ر‏ ثمن المتر المكعب 

خشب مصنع جح رده 
- ثمن الاکسسوار طبقا لما جاء بعالیه و 


- زجاج : (الطول × العرض × ثمن المتر المسطح ) 0 8..ر.. 
- تصنيع بالورشة : أجر عامل فنة ومساعد ينتجان 

۵ر ۲م ۲ ره 
- ترکیب بالموقع : أجرعامل فنی وعامل ینتجانه م۲ = ر 
- نقل ومشال = الوزن ×( المسافة +۲۰)* ارج۰م ی نز 


- (هلاك عدة صغيرة- ( الوزن+۱۰۰)*ر۱۰ج۰م ۳ 6 ای .۵ 
إجمالى التكلفة = و 


۱۷۷ 


( ۱۱ ) بالمتر السسطح - تورید وترکیب باب مدخل بنفس 
مواصفات البند السابق ولکن الالومنیوم باللون البنی والزجاج 
فیمیه ۱ مم : 


- السعر من البند السابق بر وه 
- فرق سعر الالومنیوم > الوزن × ( سعر طن 

الألومنيوم البنی - سعر طن الألومنیوم الفضی) 

- فرق سعر الزجاج = مسطح الباب × ( سعر 

المتر المسطح فیمیه - سعر المتر المسطح آبیض ٠٠ر٠٠‏ 


إجملى التکلفة كد ور وه 
* * * تكاليف المتر المسطح = إجمالى التکلفة 
+ ( الطول × العرض ) عن 


( ۱۲ ) توريد وتركيب شباك من قطاعات الالومنیوم 
الفضى وزجاج شفاف ١مم‏ شامل الحلق والزوايا والخردوات 
مقاس ۰ر x‏ ١٠٠ر‏ متر طبقا لأصول الصناعة كامل 
مماجميعه : 
وزن الألومنيوم : 
قطاع ۱۳۹٩‏ حلق » وام لط × ۷۸ر =۹ {ره كج 


قطاع ١475‏ فاصل = لل" ۳را كج 
قطاع ۱۳۷۰ عضم ۰ ۲ × ۷۷۷ر = ١٦ر۱۸‏ كج 
ضلفة 


۱۷۹ 


وزن الالومنیوم : 


قطاع ۱۳۹۹ حلق t=‏ مءط x‏ ۱۷۸ر = ۷۱ر ۲ کجم 
قطاع ۱۳۷۵ عضم دلفة > ۱م۰ط × ۷۷۷ر = ۱ر ؛ کجم 
قطاع ۱۳۰ فاصل > ۱ * .4ار = ٤۹ر‏ کچم 
قطاع ۱۳۷4 باكتة -5* ۲۱۱ر = ٩۲ر‏ ۱ کجم 
زجاج ۳ 
= ره كجم 

5 / هالك = هور كجم 

= ۰۸ر۱۰ كجم 

الاکسسوار :: 


ثمن مسمار زجاج ( عددها يساوى عدد الضلف × ؛) 
+ ثمن ۲ سكاكة ضفدع + ثمن مسامیر رباط ( عددها 
يساوى عدد الضلف × 4 ) + ثمن کاوتش منفاخ ۰ 

( طولها يساوى عدد الضلف × محیط الضلفة ) + ثمن 


۲ کورنر رینو + ثمن ۲ طقم ذراع قلاب یود 

التكلفة اله 1 : 

- یمن الألومنيوم ۰۸ر ۱۰ كحم × ثمن الكيلوجرام ات يات 
:= ور 

- حلق خشب. : المحيط × ١٠ر×‏ ار × ثمن م۳م در 

- الاكسسوار كما جاء سابقا — د اليد 


- تصنیع بالورشة : آجر عامل فنی ومساعدینتجان در ۱م ۲ = بر وه 
- ترکیب بالموقع : أجرعامل فنی ومساعد بنتجان ۳ ۲۸ رنه 
- نقل ومشال ‏ الوزن × ( المسافة + ۲۰ ) *۱رج.م .در.. 
- (هلاك عدة صغيرة = ( الوزن + *)٠٠١‏ ١١ج‏ .م < .ره 


إجمالى التكلفة = ره 


۱۷۹ 


* * * تكلفة المتر المسطح : إجمالى التكلفة + 
( الط ول * العرض ) > :بر وه 


( ۱۳ ) بالمتر المسطح - تورید وترکیب شباك من 


قطاعات الالومنیوم بنفس مواصفات و آبعاد البند السابق ولکن 
قطاعات الالومنیوم باللون البنی والزجاج فيميه طبقا لاصول 
الصناعة : ۱ 


- السعر من البند السابق وی 
- فرق سعر الالومنیوم > الوزن × ( سعر طن الألومنیوم 

البنى - سعر طن الألومنيوم الفضی ) واا ا 
- فرق الزجاج - المسطح * ( سعر المتر المسطح زجاج 

فيميه - سعر المتر المسطح أبيض ) نه « دی » 
إجمالى التكلفة ۳ 6 اليك 
۶ تكلفة المتر المسطح - جملة التكاليف + 

( الطول × العرض ) 9 


( ۱۶ ) بالمتر المسطح : تورید وترکیب شباك قلاب ۲ 
ضلفة مقاس ۱*۱ رأسی من قطاعات الالومنیوم الفضی 
مركب على حلق خشب وزجاج آبیض مستورد طبقا لاصول 
الصناعة کامل مما جمیعه : 


۱۷۸ 


۱ = ٩۳ر‏ ۳ کج 
قطاع ۱۳۷۵ عضم ضلفة > هد ۲ ۷۷ ۷ر = ۸۸ر ۳ كجم 
قطاع ۱۱۳۰ فاصل > ور* ٤ار‏ ۱ > ۷+ر کح 
قطاع ۱۳۷ باكتة > ۲ ۰ 5اآار = واراكج 
= ۳.ر ٩‏ کج 

ه 7 هالك < 16ر كج 

الإجمالى = ۸۸ر؟ کچ 


== د‎ a= =a 


الإكسسوار 
- ثمن مسمار زجاج ( عددها يساوى عدد الضلف × 4 ) + ثُمن ۲ سكاك 
ضفدع + نمن مسامير رباط ( عددها يساوى عدد الضلف × ؛ ) + ثمن کاوتش 
منفاخ ( آطوالها يساوى محيط الضلفة × عدد الضلف ) + ثمن ۱۲ كورنر + 
ثمن ۲ طقم ذراع قلاب و 


التكلفة الفعلية : 
- ثمن الألومنيوم 48ر4 كجم × ثمن الكيلوجرام فضی = .ر 
- حلق خشب = المحيط × ۵ «رر* ار ۷ ثمن متر مكعب 

خشب تصنيع ف ین 
- الإكسسوار طبقا لعاليه اك 
- زجاج : ( الطول * العرض ) * ثمن المتر المسطح ع ,ره 
- تصنیع بالورشة : أ.عامل فنی ومساعد ینتجان در ۱م۳ = ره 
- ترکیب بالموقع : أ. عامل فنی ومساعد ینتجان ۲۳ ره 
- نقل ومشال : الوزن × (المسافة + ۲۰ ) × 

ار جنیها > رنه 


1۸۱1 


( ۱۵ ) بالمتر المسطح - تورید وترکیب شباك قلاب ۲ 
ضلفة رأس مقاس ۱ × ۱ متر وبنفس مواصفات البند 
السابق ولکن قطاعات الالومنیوم من اللون البنی‌والزجاج 
فيميه طبقا لاصول الصناعة : 


- السعر من البند السابق ® ای وه 
- فرق سعر الألومنیوم = الوزن × ( سعر الطن الألومنيوم 

البنی - سعر طن الالومنیوم الفضى ) ار ا 
- فرق سعر الزجاج = المسطح × ( سعر المتر المسطح 

فيميه - سعر المتر المسطح الأبیض ) ور ؟ 
- فرق سع الاکسسوار البنی عن الفضی ور ۰ 


اجمالی التكلفة س ار 


تكلفة المتر المسطح = |جمالی التكلفة + 
( الطول × العرض ) وه 


١١ (‏ ) بالمتر المسطح : توريد وتركيب شباك قلاب ۲ 
ضلفة أقصى مقاس ۲* .هر متر من قطاعات الألومنيوم 
الفضی والزجاج آبیض مستورد سمك ٦مم‏ على حلق خشب 
ومصنع طبقا لاصول الصناعة کامل مما جمیعه ٠‏ 

وزن الألومنیوم : 


قطاع ۱۳۹۹ حلق ۵ ۷ ۱۷۸ر = ٩۳ر‏ ۳ کچم 


- مصنعية ترکیب : أجر عامل قنی ومساعد ینتجان 


۲ يوميا : ا ا 
- هالك عدة صغيرة بنفس المعدلات السابقة ت و دق ۱ 
- نقل ومشالات بنفس المعدلات السابقة © 9 


اجمالی التكلفة لاوا و 


ملحوظه : فى حالة استخدام لون بنی ۲ ق أو ٩‏ ق يضاف للسعر 
السابق فرق سعر الالومنیوم : 
“ وزن الألومنیوم × ( سعر الألومنیوم البنی- سعر طن 
الالومنیوم الفضی ) 
۱٩ (‏ ) بالمتر المسطح : تورید وترکیب قاطوع شابت مقاس 
۳ ار ۲ متر من قطاعات الالومنیوم الفضی ٠‏ تجلید الومنیوم 
بارتفاع ۱ متر من الجهتين من أسفل وزجاج شفاف ٩‏ سم من أعلی 
طبقا لأصول الصناعة کامل مما جمیعه : 


وزن الالومنیوم : 


حلق قطاع ٠١١۹‏ = ورلا × ۱۷۸ر = بر ۵ 
فاصل ۱۳۶ = ۰۲ ار ۰*۲ ار = ٤ار؛‏ 
فاصل عریض ۱۳۷ = ۱«سر ۴ 9 ور ۱ = هدر 6 
حلية ۱۳۷۷ = #۱« سر ۱۷۴ بر ۱ = ۱۸ر ٩‏ 
باكتة زجاج ۱۳۷ = xr‏ + ( ۲+۱(۲)* = ارا 
٤ر-‏ === 
= ر ۲۵ 
8 هالك = ۲۸ر ۱ 
الاجمالی = ۲ ٩ر‏ ۲۱ کچم 


۱۸4 


۸ ۰ N ۱ NIA SA ۸ ۱ ثانيا - القطاع‎ 


العر ض بالسنتیمتر ۱۰ ۳۰ ۱۳ ۰ر ۱۲ ددر دا 
العر ض المستخدم ‏ ۸ ۱۰ ۱۰ ۱3 
۵ ۵ مر A ٩‏ 5 


( ۱۸ ) بالمتر المسطح : تورید وترکیب تجالید مسن 
قطاعات الألومنیوم الفضی تركب على الحانط على علفة 
خشب سويد قطاع ۲×١‏ بوصة کل ۰ دسم رأسی وأفقى طبقا 
لاصول الصناعة کامل مما جمیعه : 


- : التكلفة الخشبية للمتر المسطح : 
ثمن الخشب : عدد القطع × طول القطعة × قطاع القطعة 
* قطاع قطعة الخشب * ثمن المتر المكعب مصنع 
= ؛ × ۱متر × ( ۲۵ .ر × ۵ .ر ) × ثمن المتر المكعب ‏ = ..ر.. 
- ماكينة = ( مسح وتخانه المتر المكعب = ۱۵۰ جنیها ) = بر هه 
- ترکیب = أجر عامل فنی + أجر مساعد لانتاج ۱۲ م؟ ع ۰ بر هه 
- مسمار = المتر المسطح یحتاج إلى ارکج × ثمن الکیلو 2 ۰.ر ۰۰ 


- ثمن الالومنیوم : 

- وزن المتر الطولی ۱۸۳رکجم 

- العرض المستخدم ۱۰ 

- عدد القطع اللازمة للمتر المسطح = ٠١‏ شريحة 
- وزن الالومنیوم : عدد الشرانح (۱۰) × وزن المتر 
الطولی (1۸۴ر)× الهالك ٠٠ر١‏ .٠٠ر..‏ 


- ثمن الألومنيوم = وزن الالومنیوم × ثمن الطن كا ای 
- ثمن القطعة = طبقا لما جاء بعالیه ۳ 5 0 ۳ 5 
- مسامير برشام ۳ لان “لك 


۱۸۳۳ 


( ۲۰ ) بالمتر المسطح - تورید وترکیب قاطوع ثابت 
مقاس ۳ × ۲ر متر من قطاعات الالومنیوم الفضی تجلید 
میلامین ۱۲ مم من أسفل بارتفاع ۱ متر وزجاج شفاف اعلی 
طبقا لاصول الصناعه : 

- وزن الالومنیوم من البند ۱٩‏ ی 

- الاکسسو ار من البند ۱٩‏ كك 6 زا وا 9 


التكلفة الفعلية : 
- الألومنیوم = ۲٩ر‏ ۲ کج × ثمن الکیلو جرام = مره 
- حلق خشب = ( المحیط × ۵ .ر × ارم )× ثمن متر مکعب 

خشب مصنع = .مر هه 
- زجاج آبیض = الطول × العرض × الارتفاع للجزء المرکب 

زجاج × ثمن المتر المسطح زجاج أبيض ره 
- إكسسوار- من البند السابق ۱ = مر هه 
- میلامین ۱٩‏ مم = طول القاطوع × الارتفاع للجزء المرکب 

میلامین × سعر المتر المسطح میلامین ۱۲ مم = بر هه 
- تصنیع بالورشة = أجر عامل فنى+أجرمساعد لانتاجهر ام۲ = ۰.ر ۰۰ 
- ترکیب -أجر عامل فنی + آجر مساعد لانتاج ۳ ۲ و ور وه 
- نقل ومشال = ( الوزن + ۲۰ )× ار جنیها ا بر ۱ 
- اهلاگ عدة ‏ ( الوزن + ٠١ × ) ٠٠١‏ جنیها ۰ ار 


اجم‌الی التكلفة سا ور وه 


تکلفه المتر المسطح- |جمالی التكلفة + (الطول»العرض) ‏ = ٠٠ر٠٠‏ 

ملحوظة : فى حالة استخدام قطاعات الألومنیوم باللون البنی والزجاج 
الفیمیه يتم اضافة فرق سعر الألومنیوم وفرق سعر الزجاج على قيمة الستر 
المسطح الموضح بعالیه ٠‏ 


۱۳۹ 


الاکسسوار : 

- کاوتش منفاخ : المحیط × محيط الأجزاء أو الأقسام × 
ثمن المتر الطولی 

- ثمن مسمار رباط : عدد الأركان × ؛ × ثمن الوحدة 

- ثمن کورنر = ۲ × ثمن الوحدة 


إجمالى الاکسسوار 


التكلفة الفعلية 

- ثمن الألومنيوم ۹۲ر٠۲‏ کجم × ثمن الکیلوجرام 
- حلق خشب المحیط ( × ۵.ر × ١٠ر‏ × ثمن 
المتر المکعب مصنع ومرکب 

- الاکسسوار طبقا للقيمة عالیه 

- زجاج : الطول × الارتفاع للجزء المرکب زجاج 
* سعر المتر المسطح 

- تجاليد لومنیوم ۲۶۰ : الطول -۰ اسم عدد 
القطع × الارتفاع × ١‏ هالك × وزن المتر 


الطولى × ثمن الكيلو جسرام 
- تصنيع بالورشة : أجر عامل فنى ومساعد ينتجان 
هر ۱ م" يوميا 
- تركيب بالورشة :أجرعا مل فنى ومساعد ينتجان 
۳ يوميا 
- نقل ومشال = الوزن × ( المسافة + ۲۰ ) × 
ار جنيها 
- إهلاك عدة صغيرة = ( الوزن + )٠٠١‏ × 
٠‏ جنيهما 


تكلفة المتر المسطح : إجمالى التكلفة+ ( الطول × العرض ) = ۰ «ر ۰۰ 


۱۸۵ 


التكلفة الفعلية : 


- تمن الالومنیسوم : ١۲ر٠٣‏ کم × من = و و ۰۰ 


الكيلوجرام 

- حلق خشب : المحيط ٠٠ر‏ × ار × ثمن المتر “٠٠ر٠٠‏ 
المكعب خشب مصنع ومركب 

- الاکسسوار طبقا لما سبق كذ و ور ۰۰ 
- زجاج : الطول × الارتفاع للجزء المرکب زجاج 

× ثمن المتر المسطح ری 


- تجليد الومنيوم ٠١:‏ ع -(۲ × الطول + ۰ اسم) 
- عدد القطع × الإرتفاع للجزء المركب الومنيوم × 
وزن المتر الطولی × ثمن الطن الالومنیوم = بر هه 
- تصنیع بالورشة : عامل فنى ومساعد ینتجان 
٥را‏ متر مسطح یومیا بر + 
- ترکیب بالموقع : عامل فنی ومساعد ینتجان ۳ 
متر مسطح يوميا و 
نقل ومشال ‏ ( المسافة + ۲۰ ) × ار جنیها ار 
إهلاك عدة صغيرة = ( الوزن + ۱۰*)۱۰۰ جنیها > ۰.ر ۰۰ 
إجمالى التكلفة = مر 
° تكلفة المتر المسطح : إجمالى 


التكلفة+ ( الطول × العرض ) = ر 
- فى حالة استخدام بنى وزجاج فيميه ٩‏ مم تحسب التكلفة كالآتى : 
- سعر المتر المسطح من السابق اا 
- فرق سعر الألومنیوم للمتر المسطح - 

الوزن × ( سعر طن الالومنیوم البنی - سعر الطن الالومنیوم 

الفضی ) + الطول × العرض ور وه 


- فرق سعر الزجاج = مسطح الزجاج × ( سعر المتر المسطح 
فيمه - سعر المتر المسطح أبيض ) + الطول × العرض ‏ “١٠ر٠٠‏ 


۱۸۳۸ 


( ۲۱ ) بالمتر المسطح : تورید وترکیب قاطوع شابت 
مقاس ۷ر ۲ × ٣ر۲‏ متر به باب مفصلی مقاس ۰ ر*X‏ 
١٠ر‏ متر والقاطوع بالباب تجلید الومنیوم من الوجهین 
بارتفاع ۰٩ر‏ متر من أسفل وزجاج شفاف سمك امم من 
أعلى کامل مما جمیعه وطبقا لأصول الصناعة : 


وزن الالومنیوم : 


حلق القطاع ۱۳۹٩‏ > ارلا × ۱۷۸ر = ۱هر 4 
حلق الباب ١1١7‏ = ثارت × ۰ ار = ۸ هر ) 
فاصل ۱۴۳۵ > بر 4 * ۰) ار > 4 ار ) 
فاصل عريض ۱۳۷۲ = ۷ر۲ × ٥را‏ = ۱۹ر٤‏ 
حلية ۱۳۷۷ > ۷ر ۲ × مر ۲ = ەرە 
بكتة ۱۳۷ - ۲4 * ۲۱۸ر = )اره 
- ۲ هر ۲۸ 
ه هالك بر ۱ 
= ۲۱ر ۲۰ كج 
- مفصلات : ٤‏ × ثمن المفصلة e‏ بو ۰ 
- کالون لسان : ۱ × سعر الكالون = از ۵ ۵ 
- مسامير رباط : عدد الأركان × ثمن الوحدة > وة 
- كاوتش مفتاح : المحيط + محیط الأجزاء أو الأقسام × ور ۰ 
ثمن المتر الطولی 
- كورئر ریئو : 4 × سعر الکورتر و 
- أكرة مقبض : ۱ * سعر الوحدة > » بر »و 
إجمالى القيمة للإكسسوار ره 


۱۸۷ 


- حلق خشب ( ۷ر ۲ + آر ۲  )‏ 4 × ۵.ر × ار × ثمن المتر المكعب 
خش ت 
الإكسسوار : طبقا لعاليه 5 
- زجاج : ۳ر۱ × ۷ر ۲ × ثمن المتر المسطح 5 
- ميلامين ۱۲ مم : ۰٩ر‏ × ۷ر ۲ × ثمن المتر الطولى - 
- تصنیم بالورشة : أجر عامل فنی‌ومساعد ینتجان ۲ م۲ ۳ 
- ترکیب : أجر عاملفنی ومساعد ینتجان ۳ م۲ يوميا ۰ 
-نقل ومشال : نفس المعدلات السابقة 5 
- إهلاك عدة صغيرة : نفس المعدلات السابقة 5 


8 الى وا ها ما ام أ ات 
چ ا كذ يد © 20 
سا مه سه ما سب مه © با 


اجمالی التكلفة او 


فى حالة إستخدام الومنيوم لون بنی اق أو ١‏ قى وزجاج قيميه ١‏ مم 
- السعر : من البند السابق ۳ ای ٩‏ 
- فرق سعر الالومنیوم 

الوزن ( سعر طن الالومنیوم البنی - سعر 

الألومنيوم الفضى ) كد عد 
- فرق سعر الزجاج > مسطح الزجاج × سعر المتر 

الزجاج الفيميه - سعر المتر المسطح زجاج أبيض = ۰.ر ۰۰ 
- فرق الاکسسوار البنی عن الفضی ۰ بر ۰ 
اجمالی التکلفة = و »و » ۰ 
تکلفه المتر المسطح - 

(جمالی التکلفة +( الطول*العرض) ی 


۰ 4 4 4 4 ۰ ۰ ۰ ۰ + #* 


۱۹۰ 


- فرق الاکسسوار البنى عن الفضی ان ا 


إجمالى تكلفة المتر المسطح 0 

( ۲۲ ) بالمتر المسطح : توريد وتركيب قا طوع ثابت 
مقاس ۷ر ۲ × ار ۲ متر به باب مقاس ۰ر «ا ٣ر٣‏ متر 
والقاطوع والباب تجلید ميلامين سمك۲ اسم بارتفاع ۰٩سم‏ 
من أسفل وزجاج سمك " مم من أعلى طبقا لأصول الصناعة 


- وزن الألومنيوم ١۲ر٠‏ كجم من البند السابق : 
الاکسسوار : 


- المفصلات : ؛ × ثمن الحدة ‏ > ..ر.. 
- كالون لسان : ١‏ × ثمن الحدة 

- مسامير رباط : عدد الأركان × = ١٠٠ر..‏ 
٤‏ × ثمن الوحدة 

> كاوتش منفاخ : ( المحيط + 

محيط الأجزاء او الأقسام × ثمن 

المتر الطولی 

- کورنر رينو: ؛ × سعر الوحدة ۰« ..ر.. 


- أكرة مقبض : ۲۱ سعر ١٠ر٠٠‏ 


الوحدة مسح ات م 
إجمالى ثمن الإكسسوار يندا كنب 
التكلفة الفعلية : 
الألومنيوم 7ر١٠"‏ کجم ثمن الکیلوجرام = رو 


۱۳۹ 


98 
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ا 
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اجه اسا 
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۱۹۸ 


الفصل التاسع 
آعمال البلاط والرخام 


أولا - أعمال البلاط : 
أ نواع البلاط : 


أ - بلاط أسمنتى عادة سنجابی : 
هقاس ۲۰:۲۰ هر ۱ سمه 
مقاس ۲۲۰*۲۰ سم ۰ 


ب - بلاط أبيض سادة ( مولیه ): 
مقاس ۰ ۰ سم 
مقاس ۲۱۵*۱۵ سم 
مقاس ۰ ۰ سم 


ج - بلاط موزاييك ( کسر إدفو - أو بوتشینو - أو بازلت ۰۰۰الخ ) 
مقاس ۰ ۰ *< سيم 
مقاس ۰ ۰ ۳ ۳ سيم 
مقاس ۲۵*۲۵ در ۲ سم 


مقاس ۰۰ سم 
د - بلاط أسمنت مقوی مقاس ۰ ۲ سیم 


ه - پردورة أسمنتية ۸۰ > ۰ سم ۰ 


۳ 


ا ا 


AIC 1484 wt 0.16 


ANC ۱71 6 


۸۱۶ ۵ 


لس 26 


2 


۳ اسب 


۸167۳ 5 


29 2 بت‎ 
١6 ۱۰۱0۷۷۷ 27 


دة 


سا 


ANC 1 00 W0 561 


للكبس - عامل غسيل - عامل صنية - عامل للسترحیل والمناولة - 
عاملان للجلاء أوالشبكة : 

الإنتاج : 

- ۲۸۰ بلاط سنجابى مقاس ۲۰*۲۰ ۵ر ۱ سم 

- أو ۲۸۷۰ بلاط موزاييك مقاس ۲۲۰*۲۰ سم 

- أو ۱29۰ بلاط موزابيك مقاس ۰ ۳۷۳۰ منم 


الكبس الهيدروليكى : 

فرقة مكونة من : 

عدد : ؛ فورمجى- ۲ عامل عادى للخلط - عامل حوض - عامل 
غسيل - عامل صينية عامل ترحيل - عامل جلاء ٠‏ 

الإنتاج : 

- ١٠6م؟‏ بلاط سنجابى مقاس ۲۰*۲۰ ۵ر ۱ سم 

- أو ۱2۷۰ بلاط سنجابى مقاس 00٠‏ سم 

- أو ۲2۵۰ بلاط سنجابی مقاس ۳۲۳۰۳۰ سم ۰ 


مايخص المتر المسطح مقابل مصنعية المکیس< کے 


الإنتاج اليومى 

ملحوظة : 

يحسب الإهلاك للمكبس الهیدرولیکی وملحقاته من مواسير وخلافه بواقع 
۰ من قيمته سنويا وتوزع على الإنتاج ٠‏ 

الهالك : 

المصنع ومحتواياته ( المأدى ) : بواقع 75 سنويا من قيمة 

المبانى والحوض : 
٠‏ مايخص المتر المسطح من الإنتاج ( البلاط ) = قيمة الإهلاك السنوى 
للالات والمعدات والمبانی + الإنتاج السنوى ۰ 

ومن الخبرة العملية تساوى 7۲۰ من قيمة المون . 


۲۰۳ 


عناصر التكلفة : 

٠ المون والمواد المستهلكة اللازمة للتصنيع والتركيب‎ - ١ 
٠ عمالة التصنيع‎ - ۲ 

* - النقل ۰ 

4 - عمالة الترکیب ومستلزاته ٠‏ 

ه - عمال تشوین الرمل والبلاط بالأدوار ٠‏ 


المون المستخدمة : 

- الرمل - کسر رخام - آسمنت بورتلاندی 
- کسر رخام بوتشینو أو زعفرانة - آسمنت حدیدی 

- کسر بازلت - کسر رخام بازلت - أسمنت آبیض 

- حصوة نمر ۱ - حصوء نمرة ۲ - حصوء نمرة ۳ 
- حصوة كرارة - بودرة رخام إدفو - بودرة رخام المنیا 
- أكسيد آحمر - أكسيد أصفر * 

العمالة : 

* - الورشة: 


- فورمجی - عامل فنی ( صنية - أستكة - کبس ) 

- عامل عادی ( حوض - خلطة ) 

۰ - الترکیب بالموقع : 

- عامل ماهر ( صنایعی ) - عامل مساعد - عامل جلاء 


معدلات الإنتاج : 
الکبس الیدوی : 
فرقة مكونة من : 
عدد : ٤‏ فورمجی - ۲ عامل عادی للخلط - عامل للحوض - عامل 


وفیما يلى بعض الأمثلة : 


( ۱ ) بلاط سنجابی مقاس ۵*۲۰۲۰ر۱ سم الوجه سمك «مم مونة 
مكونة جزء رمل وجزء آسمنت آسود والظهر بمونة مكونة من ۳ أجزاء رمل 
وجزء آسمنت وبلصق ( يركب ) بمونة مکونة من متر مکعب رمل + ۲۰۰ 
كج آسمنت ویجب ترك مسافات بين البلاط بعرض ١مم‏ تملا هذه اللحاسات 
بنفس مونة اللصق , وتسقی بلبانی أسمنت والفنة محمل عليه فرش الرمل 
اللازم لتخلیق المیول : 


(أولا) تصنیع البلاط : 


*- سعر خلطة الوجه سمك * مم ( 1مم ) قبل الکبس 
( سعر متر مکعب رمل + سعر ۲را طن آسمنت) × 
+ ۰ ۰ ۱ 


«ر ۰ 
*-سعرخلطة الظهر سمك ۱۰ مم( ۳ مم قبل 

الكبس ) > ( سعر متر مكعب رمل + سعر ۰۰؛کج 

آسمنت ) × ۱۳ + ۱۰۰۰ < » بر 
إجمالى المون (A)‏ رنه 


*-مصنعية = ( آجر ؛ فورمجی + آجر ۲ عمال خلط 
+ أجر عامل حوض + أجر عامل کبس ) + ۲2۸۰ = .در.. 


*-الهالك = ۸۲۰ من المون  )۸(‏ ار > مر ۰ 
*- ثمن میاه - نصف ۳۸ × ثمن المتر المكعب .و و وان 
*-ثمن کهرباء > ۱ کیلووات × ثمن الکیلو = و ی 52 
*- قيمة إهلاك آلات ومعدات وقطع غيار ومبانی 

= اهلاك المون ( ۸ ) × ار = بر وه 
إجمالى التكلفة الفعلية للتصنیع = بر هه 


- المیاه : نصف متر مکعب من المیاه لتصنیع متر مسطح بلاط ٠‏ 


- الکهرباء : كيلو وات کهرباء ينتج ۰ ۲ بلاط أى على أساس قوة 
متوسط للمحرکات المستخدمة وبضاف على القيمة السابقة نسبة ۵ / 
مصاریف غير منظورة ٠‏ 


- النقل من المصنع الى العملية : 


أ - السیارة حمولة ٠‏ طن تنقل : 
۰ ۱۰ م" بلاط سنجابی مقاس ۰ ) قر سم 
أو ۰ بلاط سنجابی مقاس ۲۲۰۷۰ سم 
أو ۲2۷۰ بلاط موزابيك مقاس ۲۰*۲۰ ۵ر اسم 
أو ۲۸۸۰ بلاط موزاييك مقاس ۳۳۰*۳۰ سم 
أو 40م بلاط موزاييك مقاس 4۰*4۰" ؛ سم 


ب - العمالة : 


تحمیل ورص : عدد ۱۰ عمال لتحمیل ٥‏ نقلات ۰ 
تفریغ ورص بالموقع : عدد ۱۰ عمال لتفریغ ورص ° نقلات ٠‏ 


- عمال الترکیب والسقية بما فیها تشوین الرمل والبلاط بالادوار : 


الترکیب - عدد ۲ مبلط وعاملان للترحیل لانتاج : 

5 م۲ بلاط سنجابی أوموزاييك مقاس ۲۲۰۲۰ سم 
أو ۰؛ م۲ بلاط أستیل کریت مقاس ۳۲۰*۲۰ سم 
أو ۲۳۰ بلاط موزاييك مقاس ۳۳۰*۳۰ سم 

أو مقاس 4۰ 4۰ < 4سم 


( أولا ) التصنیع : 


*- ثمن الخلطة الوجه همم ( ۱۰مم قبل الكبس ) 
مضافا اليه برادة حدید = ( ثمن ۲را طن أسمنت 
+ ثمن متر مكعب رمل + هر ۱ ) + ثمن ۸۰ كجم 
پرادة حدید × ٠١‏ + ۱۰۰ بر وه 


*-ثمن خلطة الظهر سمك ۲۲ مم (15مم قبل الکبس) 

- (متر مكعب رمل + 4۰۰ كج أسمنت ) × 

۹ + ۲۰۰ ت 
إجمالى المون , (B)‏ در اه 
*-مصنعية - ( أجر 4 فورمجى + أجر ۲ عامل خلطة 

+ أجر عامل للحوض + أجر عامل للكبس ) +۵۵م۲ -..ر.٠‏ 
*- الهالك = يحسب ١‏ من قيمة مون التصنيع - 


B‏ × ۰ ار ور هه 
*-ثمن مياه = نصف ۳۸ * ثمن المتر امكعب © ووو 
*-ثمن كهرباء - ١‏ كيلو وات × ثمن الكيلو وات ٠٠ر٠٠‏ 

8 × ار د اال يان 


إجمالى التكلفة الفعلية للتصنیع و 


ویضاف هامش ربح قدره ۸۲۰ تقریبا 


يضاف هامش ربح قدره ۲۰ تقریبا . 
( ثانیا ) التوریدالترکیب : 


*- ثمن المتر المسطح المصنع طبقا لما جاء بعالیه 

تسلیم المصنع+ هامش ربح مناسب دی ۰ 
*- قيمة النقل إلى العملية “ ایجار سيارة حمولة ه 

طن فى اليوم + ۳ ( من ۲ - ؛ نقلة فى الیوم ) 

+ ۲۵۱۰۰ = ور ۰۰ 
*-قيمة عمالة التحمیل والتفریغ = أجر ۸ عمال + 

عدد النقلات فى الیوم ( ۳ من سابقا ) + ۲۸۰ < ۰.ر ۰۰ 


*-مون اللصق والسقية - ( ثمن متر مکعب رمل 

+ ثمن ۲۵۰ كيلو جرام أسمنت ) + ۵۰ م۲ ۰ كك وان 
*-ثمن رمل للفرشة = ثمن متر مكعب رمل ×۷ءر “٠٠ر‏ 
*-مصنعية التركيب = ( أجر ۲ عامل تبليط + أجر 

۲ عامل عادی) + ٤٥‏ م۲ سا اف 


إجمالى تكلفة الفعلية للتورید والترکیب = ابر ۰ 
يضاف ۲۰ من المصنعية علاوة لكل دور . 
( ۲ ) بالمتر المسطح : تورید وترکیب بلاط أسمنتى (استیل 
کریت) مقوی مقاس ۳۲۰*۲۰ سم والوجه لایقل عن ۸ مم 


بنسبة جزء أسمنت أسود وجزء رمل مع اضافة برادة حدید 
٠ج‏ للمتر المکعب خلطة طبقا لاصول الصناعة : 


*-ثمن مونة الوجه سمك ١مم‏ (۱۰مم قبل الکبس) 
= ثمن ۱ جزء حصوة + ثمن ۲ جزء بودرة رخام 
+ ثمن ۳ آجزاء أسمنت بورتلاندی عادی )> ۳۲ 
خلطة تعطی ١‏ أجزاء بعد العجین ۰ 
أى ( ثمن طن الحصوة × هرا × )1+١‏ +( ثمن 
طن الأسمنت × ٤را‏ × ۴ +1)×(١ا+٠٠٠٠)‏ ٠٠ر٠٠‏ 

*-ثمن مونة الظهر سمك ١4‏ مم (۱۸ مم قبل الكبس) 
وعلى أساس مونة مكونة من أسمنت حديدى ورمل 


پنسبة ۱ : ۳ = ( ثمن متر مكعب رمل + ثمن fo‏ 
كج أسمنت ) * ۱۸ + ۱۰۰ 


كو ور ۰ ۰ 

*-ثمن الأستكة وتنفذ بسمك ١مم‏ وتتکون المونة 
من ۲ جزء بودرة و ۳ آجزاء أسمنت وهذه 
الخلطة تعطی بعد العجین ؛ آجزاء = ( 4+۲) 
× ۳را × ثمن طن البودرة + ( 4+۳) * ؛ر۱ 
× ثمن طن الأسمنت × ( ۱ + ۱۰۰۰) 


إجمالى ثمن المون (C)‏ رو 
*-|هلاك مون (C)‏ * ر بر وه 
*-إهلاك معدات وآلات وقطع غيار ومبانی - 

(6) ۲ ۲ر ۳ ياد 
*-مصنعية = آجر ؛ فورمجی + أجر ۲ عامل 


ترحیل + آجر عامل واحد للحوض + عامل 
واحد للكبس -أىأجر 4 عامل فنی + آچر 
٤‏ عامل عادی 


عاك "لحف 


( ثانیا ) التورید والترکیب : 


*-قيمة النقل من المصنع إلى العملية - ایجار سيارة 

فى اليوم + عدد النقلات فى الیوم × (۲2۱۰+۱). ا ۰ بر ۰۰ 
*-قيمة التحمیل والتفریغ = أجر ۸ عمال + عدد 

النقلات ( من ۲ - 4 فى الیوم ) ۳ × ۲۵۷۱۰ > ره 


*- ثمن المتر المسطح المصنع طبقا لما جاء بعالیه 

تسليم المصنع+ هامش ربح مناسب × 5٠ر١‏ ڪي 
*-ثمن مونة اللصق والسقية = ( ثمن متر مكعب رمل 

+ ثمن ۳۰۰ كج أسمنت ) × ارا + 4۵ م۲ در 


*-ثمن فرشة الرمل = ثمن متر مكعب رمل × ۷٠ر‏ × 
ار ۱ كاه ور وه 
*-مصنعية الترکیب = آجر ۲ عامل مبلط + أجر ۲ عامل 
ترحیل ) + 45 م۲ وون ات 


**إجمالى التكلفة الفعلية للتورید والترکیب - ۰.ر .. 


( ۳ ) بالمتر المسطح : تورید وترکیب بلاط موزاييك مقاس 
۰ ۲ ۰ ۷۲*۲ سم حصوة ( پسازلت - جرانیست - كوارتسز- 
بوتشینو- الخ) »وبالمواصفات المدونه بعد کامل مما جمیعه : 


( آولا ) التصنیع : 


*-قيمة فرشة الرمل - ثمن متر مکعب رمل" ۷٠ر‏ 


× ارا « بر ۰۰ 


*-مصنعية الترکیب = ( أجر ۲ مبلط + أجر ۲ 
عامل ترحيل ) + 4۵ م١‏ 0 


*-مصنعية الجلاء النهانی > ( أجر عامل جلاء + 
أجرعامل مبلط + أجر عامل للمیاه )+ ۲2۱۰۰ مر هه 


إجمالى التكلفة الفعلية للتورید والتركيب ر 


يضاف ۲١‏ من المصنعية علاوة لكل دور 


( ؛ ) بالمتر المسطح - توريد وتركيب بلاط أسمنتى مقاس 
۰ سم طبقة الوجه تتكون من جزء أسمنت 
بورتلاندی عادة إلى جزء رمل ناعم بسمك 5مم قبل الكبس و ° 
مم بعد الكبس وطبقةالظهر تتكون من جزء أسمنت بورتلاندی 
عادى إلى ثلاثة أجزاء رمل ناعم بسمك ۱۸مم قبل الكبس و 
۰ مم بعد الكبس وجميع الأعمال تتم طبقا لأصول الصناعة 


كامل مما جميعه : 
( أولا ) التصنيع : 
*- ثمن الأسمنت للوجه = ۸ کج × ثمن الکیلو جرام ور 
*-الأسمنت للظهر - ۷ كج × ثمن الكيلو جرام ره 


*-ثمن رمل للوجه والظهر- ۲سم۴×ثمن المتر المكعب رمل ١٠ر٠٠‏ 


1١ 


۱ ۳ 
لاسو نيه وس ر 


*-مصنعية جلاء ناعم > ( أجر عامل جلاء + 
أجر عامل مناولة ) + مم" 

*-ثشمن مياه = نصف م۳ × ثمن م۳ 

*-ثمن كهرباء = ١‏ كيلو وات × ثمن الكيلو وات 

*-إهلاك ماكينة الجلاء ولوازمها “= © × 7۲۰ 

5 م التكلة ك الذ 1 4 للد ۰ 

ويضاف هامش ربح ۲۰ تقريبا 

( ثانيا ) التوريد والتركيب : 


*-قيمة النقل > إيجار سيارة فى اليوم( طن ) 
فم او لس یچ 
۲ - 4 پمتوسط ۳ نقلة ۱ [ْ 
*-قيمة التحمیل والتفریغ = أجر ۸ عمال + 

(tA. x) 


*-ثمن المتر المسطح المصنع طبقا لما جاء بعاليه 
+ هامش ربح مناسب × ٩‏ «ر ۱ 

*-قيمة مونة الترکیب “ ( ثمن متر مکعب رمل + 
۰ كج أسمنت ) × ار ۱ + 4۵ ۲۵ 


۳۱۰ 


= پو 


ا ا 


و بر ۰۰ 


اا 63 


*-ثمن فرشة الرمل « ثمن م۳ رمل × ۷.ر × ارا دا ر 
مصنعية ترکیب = أجر ۲عامل مبلط+أجر ۲عامل ترحیل+۵ ۲4 


(جمالی التكلفة الفعلية للتورید والترکیب 
يضاف 7۲۰ من المصنعية علاوة لكل دور . 


( ۵ ) بالمتر المسطح - تورید وترکیب بلاط موزایکو کسر 
رخام ۲۵ × ۲۵ × هر ۲ سم على ألا تقل سمك طبقة الوجه 
بعد الصقّل عن ۷ مم ویتکون الوجه من ثلاثة أجزاء آسمنت 
أبيض وجزنین بودرة حجر أبيض و ستة اجزاء کسر رخام 
( جرانیت - بازلت - کوارتز ) والظهر من جزء آسمنت عادة 
وثلاثة أجزاء رمل ناعم وجميع الاعسال تتم طبقا لاصول 
الصناعة كامل مما جميعه : 


( أولا) التصنيع : 


*- ثمن أسمنت أبيض بورتلاندى = ۱۰کج × ثمن الكيلو 


5 ٩ 

*- ثمن بودرة حجر ابيض * ۷ کج × شمن الکیلو تا بر وه 
*- ثمن أكسيد ملون ‏ ربع کج × ثمن الکیلوجرام 

هه 2 ۰ 
*- ثمن كسر رخام طبقا للنوعية > ٠١‏ كج × ثمن الكيلوجرام 

= اف 
*- ثمن أسمنت عادی = ۸ کج × ثمن الکیلو جرام ا كيد 
*- ثمن رمل * ۲ر۲ سم۳ × ( ثمن المتر المکعب + ۱۰۰ ) 

® ۰ 0 وه 


1۳ 


إجمالى ثمن المون (D)‏ 5 


FE 

*-|هلاك مون - (0) * ۲ر ی 

*-إهلاك معدات وآلات وقطع غیار ومبانی > (0) × ۲ر م بر وه 
*-مصنعية = ( آجر ۷ عامل فنی + أجر عامل متخصص+ جر ۲ 

عامل عادى ) + ۸۰ م۲ كك وى + 

*-مياه = نصف متر مكعب × ثمن المتر المكعب ااا كيت 

*-کهرباء > ثمن كيلو وات واحد = بر هه 


إجمالى قيمة التكلفة الفعلية للتصنيع تسلیم المصنع ره 
ویضاف هامش ربح قدره ۲۰ تقرییا . 
( ثانیا ) التورید والترکیب : 


*-ثمن المتر المسطح المصنع طبقا لما جاء بعالیه تسليم المصنع + 


هامش ربح مناسب × ۵ «ر ۱ و وق و ه 
*-قيمة النقل من المصنع إلى الموقع - آجر سيارة حمولة ٠‏ طن فى 
الیوم + عدد النقلات من ۲ - ؛ نقلة بومیا وتؤخذ ۷ 
(۳) × ۲۸۹۰ آی = أجر السيارة + ۸۰ ۲۸ 
*-قيمة الت ل والتفريغ = أجر ۸ عامل + ۳ نقلات × ۲2۸۰ = رهه 


*-ثمن مونة التركيب والسقية = ( ثمن متر مكعب رمل + ثمن ۲۰۰ ۰ ١٠ر٠٠‏ 
كج أسمنت عادی + 4۵ م۲ ) ارا 


9 -مصنعية التركيب = ( أجر ۲ عامل مبلط + أجر ۷ عامل عادی ) + 


۰ م۲ ۳ ا 
© - مصنعية الجلاء = ( آجر عامل جلاء + أجر ۲ عامل مساعد ) + 
۸ م۲ = ۵ ور 5۱9 
*- إهلاك جلاء وسقية = ( ثمن ٠١‏ قطعة حجر جلاء + ۲۹۰ ) + 
ثمن نصف كيلو أسمنت أبيض + ثمن كيلو بودرة حجر ۳ 6 موه 6 
۴ - إهلاك مستلزمات جلاء وسقية ( ثمن كيلو وات واحد كهرباء + 
ثمن ۵ ار م۳ میاه ) × ۲ رن 
إجمالى التكلفة الفعلية للتورید والتركيب ر 


يضاف 1۲۰ من قيمة المصنعية علاوة لكل دور . 


١ (‏ ) بالمتر المسطح - تورید وتركيب بلاط موزايكو 
مقاس ۲۲۳۰*۳۰سم کسر رخام على ألا يقل الوجه عن ۸ مم 
بعد الجلاء والصقل ويتكون الوجه من ثلاثة أجزاء أسمنت 
أبيض و جزئين بودرة حجر أبيض و سته أجزاء کسر رخام ( 
جرانيت - بازلت - كوارتز ) والظهر من جزء أسمنت عادى 
وثلاثة أجزاء رمل ناعم وجميع الأغمال تتم طبقا لأصول 
الصناعة كامل مما جميعه : - 


( أولا ) التصنيع : 


۳۱۵ 


*- ثمن حجر جلاء بالمصنم ( ۵ × ثمن الحجر) + ۹۰۰ 
بجمالی (خامات ) ۰ (۱) 


*- قيمة إهلاك مون (1) x‏ ١٣ر‏ 
*- قيمة إهلاك : آلات ومعدات وقطم غيار ومبانى (1) × ۲ر 


*- مصنعية ( أجر ۷ عامل فنی + ۲۸۰ ) + 
( أجر ۳ عامل فنى + ار ر اي کت تسین 
وأجر عامل عادی +۸۰ ۲2) 
*- ثمن میاه = نصف متر مکعب × ثمن المتر المکعب 
*- ثمن کهرباء = ثمن كيلو وات واحد 


( ثانيا ) التورید والترکیب : 

*- ثمن المتر المسطح المصنع طبقا لما جاء بعالبه تسلیم المصنع + 
هامش ربح مناسب 

( ملحوظة : معدل عدد النقلات بالقاهرة الکبری 4-۲ تؤخذ ۳ 
متوسط ۰) 

*- قيمة النقل > ایجار السيارة فى اليوم+عدد النقلات(۳) × ۷۰ ۲2 
*- آجور نقل وتفريغ = أجر ۸ عامل + عدد النقلات ( ۳ ) × ۷۰ ۲۸ 
*- ثمن مونة السترکیب والسقية = ( ئسن متر مکصب رسل+نسن ۲۰۰ كج 
آسمنت+4۵ ع۲ ) × ار 

ثمن رمل للفرشة = ۱ × ۷ءر × ثمن المتر المکعب رمل × ار ۱ 


لان 5 9 


( ثانيا ) التورید والترکیب : 


*- ثمن المتر المسطح المصنع طبقا لما جاء 
بعاليه تسليم المصنع + هامش ربح مناسب 


*-قيمة النقل - إيجار السيارة فى اليوم + عدد 
النقلات ( ۳ ) × ٠م"‏ 


آجور نقل وتفريغ - أجر ۸ عامل #عدد النقلات 
)۴"( × ۲۱۰ ۲۵ 


*-ثمن مونة التركيب والسقية = ( ثمن متر 
مکعب رمل + ثمن ۳۰۰ كج أسمنت + م( 
* ار ۱ 

*-ثمن رمل للفرشة - ۱ × ۷ «ر × ثمن الستر 
المكعب رمل * ار ۱ 


*-مصنعية الترکیب >( آجر ۲ مبلط + جر ۲ 
عامل عادی ) + ۳۵ م؟ 

*-مصنعية الجلاء = ( آجر عامل جلاء + جر ۲ 
مساعد ) + ۰ م۲ 


*- إهلاك عدد وسقية = ( ثمن ٠١‏ قطعة حجر 
صغيرة + ۲۸۱۰۰ ) + ثمن نصف كيلو أسمنت 
آبیض + ثمن كيلو بودرة حجر أبيض 

*-|هلاك مستلزمات جلاء وسقية > ( ثمن ربع 
كيلو وات کهرباء + ثمن ۵ ار متر مکعب مياه ) 
× 


إجمالى التكلفة الفعلية للتوريد والتركيب 
يضاف ۰ من المصنعية علاوة لكل دور. 


۳۷ 


*-ثمن آسمنت أبيض بورتلاندی ۱۲ کج × ثمن 
الکیلو جرام 

*-ثمن بودرة حجر بیضاء ۸ كج × ثمن الکیلو 
جرام 

*-ثمسن أكسيد ملون هر - كج × من 
الكيلوجرام 


*-ثمن کسر رخام ۱۸کج × ثمن الكيلو جرام 
*-ثمن أسمنت بورتلاندى عادى ٠‏ كج × ثمن 


الكيلوجرام 

*-ثمن رمل ناعم ۳ سم" × ( ثمن المستر 
المكعب +۱۰۰) 

*-ثمن أحجار كشف ( ۶ × ثمن الحجر + 
۰ ) 


بجمالی ( خامات ) (ب) 

*-قيمة إهلاك مون (ب ) × ۲ر 

*-قيمة إهلاك آلات ومعدات وقطع غيار ومبانى 
(ب) × ار 

*-مصنعية = ( آجر ۷ عامل فنى + ۲۸۷۰ ) + 
أجر ۲ عامل فنى وعامل عادى + ۲۸۳۸۰ ) + 
(أجر ۲عامل متخصص +أجرعامل عادی+۲2۱۰ ) 


*-ثمن مياه نصف متر مکعب × تمن المستر 


المکعب 
*- ثمن کهرباء ثمن كيلو وات واحد 


زر 


دی 3-5 
-ثمن حجركشف = ثمن 
نمن حجر + ۲۵۰ م۲ 


سو ۳ ۱ 

یه مه ۱ ج( 

ی شوم ۱ (6) * ۳و 
ا ر ومعدات وقطع غيار ومبانی 


*-مصنعية ( أ 

السو يأر واس الوم 

عا عه ا ا ) + (۲ 

”7 . ا و he‏ موم 

A‏ جيب سر 
وات 


إجمالى التكلفة الفعلية للتصنيع 
( ثانيا ) التوريد والتركيب : 


*-ثمن المتر : 

ا ی ی م 
مناسب 
سب وی 

النقلات (۳) × وخ 


“-أجور ذ 0 
: ۳ وتفريغ = أجر.8 عمال + ۳ نقلات 


( ۷ ) بالمتر المسطح - تورید وترکیب بلاط ( بطش ) 
شطف رخام 4۰ × 4۰ × 4 سم على ألا تقل سمك طبقة 
الوجه عن ۱۲ مم منها ۱۰ مم بسمك طبقة شطف الرخام بعد 
الصقل والتلميع ويتكون من ثلاثة أجزاء أسمنت أبيض 
بورتلاندی وجزئين بودرة رخام أبيض أو ملون وستة أجزاء 
من مجروش الرخام ( جرانيت - بازلت - کوارتز ) وأكسيد 
باللون المطلوب وجزء أسمنت بورتلاندى عادى وثلاثة أجزاء 
رمل ناعم و شطف ( بطش ) الرخام بوجه البلاطة وجميع ` 


( أولا ) التصنيع : 


*-ثمن أسمنت أبيض بورتلاندى 8 كج * ثمن 


الكيلو جرام ووب »و 
*-ثمن بودرة رخام ۵ كج × نمن الکیلو جرام ۳ ۶ و 8 
*-ثمن مجروش رخام ۸ كج × ثمن الکیلو جرام ۳ اوق 5 6 
*-ثمن شطف ( بطش ) رخام سمك ۲ صم- 

٥ج‏ × ثمن الکیلو جرام ۱ و ۸ 6 


*- ثمن أكسيد باللون المطلوب > ربع كيلو × 


ثمن الکیلو جرام د کو 
»-ثمن أسمنت بورتلاندى عادی ۲ج × ثمن 
الكيلو جرام SAT Ww‏ 


*-ثمن رمل نظيف هر ۳ سم۳ × ثمن الستر 
المكعب ۳ ون 9 ۴ 


۳۱۸ 


( لوا ) التصنیع : 


*-ثمن أسمنت بورتلاندی عادی = ٩کج»‏ ثمن 
الكيلو 

*-ثمن مكونات أكسيد ١٠ر‏ كج × ثمن الكيلو 
جرام 

*-ثمن رمل ناعم ۲۰کج × ثمن الكيلو 


(جمالی خامات (د) 

*-قيمة إهلاك مون “(د)* ار 

*-قيمة إهلاك آلات ومعدات وقطع غيار ومبانى 
- (د) ار 

*-مصنعية = ( آجر ؛ عامل فنی + آجر عامل 
آو ( ٠‏ قطعة مقاس ۰ ۱ ۵ ٠ x ٩‏ ( 


*- ثمن مياه = هر-م۳ × ثمن المتر المکعب 
*- ثمن كهرباء - ۱ × ثمن الکیلوات | 
-*- مصنعية - أجر عامل فنى متخصص +أجر 
در١‏ عامل عادى ) + ۲۸ مء.ط 

ويضاف هامش ربح قدره ۲۰ تقريبا 

( ثانيا ) التوريد والتركيب : 


*- ثمن مترطولى بردورة مصنعة طبقا لما جاء 
بعاليه تسليم المصنع + هامش ربح مناسب 


۳۳۱۱ 


*-ثمن مونة الترکیب = ( ثمن م۲رمل + ثمن 
۰ج آسمنت عادة + ۲۸۳۰ ) × ار ۱ 
*-ثمن فرشة الرمل = ۱ × ۷.ر × ثمن الستر 


*- مصنعية الترکیب = ( آجر ۲ عامل مبلط + + 
آچر مساعد + آجر ۲ عامل عادی ) + ۳۰ م۲ 
*-مصنعية الجلاء = ( آجر عامل جلاء + أجر ۲ 
عامل مساعد ) + ۱8۱۸۰ 


*-إهلاك جلاء وسقية = ( ثمن ۱۵ قطعة حجر 
صغيرة + ۲2۱۰۰ )+ ثمن نصف كيلو أسمنت 
آبیض + ثمن كيلو بودرة حجر آبیض ) 
*-إهلاك مستلزمات جلاء وسقية = لسن ربع 
کیلووات کهرباء + ثمن ۱۵ر ۰ ۳۸ میاه 


اجمالی التكلفة الفعلية للتورید والترکیب 


يضاف 2٠١‏ من المصنعبة علاوة لكل دور. 


2 << 2 sns 


( ۸ ) بالمتر الطولی - تورید وترکیب بردورة أسمنتية مقاس 
١5 ۰‏ × 4۰ سم بطريقة الکبس والهز المیکانیکی بسمك ۱ 


۳۲۰ 


سم للوجه وتتکون من جزء آسمنت بورتلاندی عادی ومکونات 
اکسید حسب الطلب و جزء رمل ناعم والظهر بتکون من جزء 
آسمنت بورتلاندی‌عادی وثلاشة أجزاء رمل وجمیع الأعسال تتم 
طبقا لأصول الصناعة کامل مما جمیعه : - 


(جمالی التكلفة الفعلية للتورید والترکیب و یه 
يضاف قيمة ۲۰ من المصنعية علاوة لكل دور . 


( ۱۰ ) بالمتر المسطح - تورید وترکیب آرضیات فنیل ملون 
مقاس ۲۵ × ۲۵سم سمك ١را‏ مم وتلصق بالمادة الخاصة بها 
کتعلیمات الشركة المنتجة ویتم اللصق على لياسة أسمنتية سمك ۲ 
سم فوق دكة خرسانية سمك 4 سم بمحتوی أسمنتى ۲۵۰ كج / 
۶ رمل والفنة محمل علیها وزرة خشب سويد مقاس ۱ × ٩‏ 
بوصة شامل الدهان ۲ وجه سلاقون و ؛ وجه بوية زیت بالاضافة 
إلى تورید وترکیب سدابة نحاس سمك ۳ مم وعرض هر ۲ سم 
لفصل الارضیات وجمیع الأعمال تتم طبقا لأصول الصناعة کامل 
مما چمیعه : - 


*-ثمن ترابیع الفنیل = ثمن المتر المسطح شامل النقل 

والهالك = بر وه 
*-ثمن دكة خرسانية عادية سمك 4 سم - ( ئمسن 

هر .م#زلط + ثمن ٤ر‏ ۰م۳رمل + ثمن ۲9۰کج آسمنت) 

× ١٠ر‏ ۱+ مصنعية الصب ( آجر ۱۰ عامل عادی+۱۰) = ەر 
# کل 

*-ثمن لباسة = ( ثمن م۲رمل + ثمن ۳۰۰کج آسمنت 

عادی ) × ۵ .ر ۲*۱ .ر + مصنعية ( آجر 4 عامل + 

(p1‏ = ره 
*-ثمن وزرة خشب سويد ١ × ١‏ بوصة “ ۲۰ ٠ر×‏ 

ور“ ١‏ م.ط × ثمن الستر المكمب خشب مصنع + 

مصنعية التركيب ( أجر نجار + أجر مساعد + ٠١‏ م۰ط) 

+ مصنعية دهان ( أجر نقاش + أجر مساعد + ۷م٠ط)‏ > رهه 
*- ثمن سدابة نحاس = ثمن كيلو چرام واحد × ۵ .ر ۱ > بر وه 


۳۳۳ 


*- قيمة النقل إلى الموقع > ایجار سيارة فى 


الیوم + عدد النقلات × ۰؛ م.ط mw‏ ۲ 9 
*-أجور نقل وتفریغ = أجر ۱۰ عمال + ۵ × بر وه 
۰ عمط 


*-ثمن مونة الترکیب > ( ثمن متر مکعب رمل + 


لوص ووی ای سین حا ابر 
ل 5 

*- مصنعية الترکیب = ( آجر عامل ترکیسب + 

أجر ۲ عامل عادی ) + ۵ 4م .ط ات نت 

إجمالى التكلفة الفعلية للتورید والترکیب تب 


٩ (‏ ) بالمتر المسطح - تورید وترکیب أرضيات ترابیع من 
الفنیل المرن مقاس ۳۰ × ۳۰ بسمك ار ۲ مم باللون المطلوب 
صناعة مصرية ویتم اللصق بمادة اللصق الخاصه بها على بلاط 
آسمنتی مقاس ۰ × ۲۰ × ۲ سم وتلمیع السترابیع بعد اتمام 
اللصق کامل مما جميعه :- 

*- توريد وتركيب بلاط أسمنتى ۲۰ × ۲۰ × ۲ 


سم - ( سبق دراسته ) 5 تقو و 
*- ثمن تورید ترابیع فنیل ۳۰۳۰سم»ار امم 
شامل النقل إلى موقع العمل وهالك النقل (۲«ر۱) .مره 
*-ثمن مادة لاصقة = ثمن كيلو+ 4م١؟‏ .ره 
*- مصنعية تركيب = (أجر عامل فنى+أجر 
مساعد ) + 4۰ع۷ ۰ بر 
*- ثمن منداية نحاس - ۱ كيلو جرام × ثمن 
الكيلو جرام ا 


۳۳۲ 


- أبيض وإسود ادفو ویستخرج من محاجر ادفو وحالیا بستخرج مشابه 
له من سیناء .. 

- بوتشینو ویستخرج من الزعفرانة على البحر الأحمر وحالیا يستخرج 
نوعية مشابهة فى اللون ومختلفة فى النوعية من منطقة الهرم وبنی 
سویف ۰ 


- البرلاتو : ویستخرج من شرق وغرب سمالوط وأسيوط واللون أبيض 
مشعر باللون الأسود . 

- الجرانيت : ویستخرج من آسوان ومن سیناء . 

- الالبستر : ویستخرج من بنی‌سویف وأسيوط . 


(۳) الرخام الصناعی : 
ویتم تصنیعه من کسر الرخام والأسمنت ومواد كيماوية متنوعة 
لتعطی له بعض الخواص فى اللون والصلابة . 


مراحل التجهیز : 

- يتم الحصول على الرخام المحلی من المحاجرالمنتشرة بمصر فى 
صورة بلوکات بمقاس. ۱ متر مکعب للمصانع التی تقوم بالنشر بمناشیر 
المیاه وبمقاس من 5-4 متر مکعب للمصانع التی تقوم بالنشر بالمناشر 
الکهربانية . 


- يتم النشر بالمناشیر منها الذى يعمل بالمیاه وقد إنقرضت هذه النوعية 
إلى حد ما أما النوعية المنتشرة حالبا فهی التى تعمل بالمناشير 
الكهربانية وهذه تعمل بوضع البلوك تحت المنشار والذى يتكون من 
۰-۰ سلاح طبقا للنوعية ويستغرق البلوك من 8-5 ساعة لإنتهاء 
قطعها إلى الواح سمك كم 4-1١‏ سم حسب الحاجة . 


۳۲۵ 


*- ثمن مصنعية سداية نحاس * ( أجر نجار + أجر 


مساعد ) + ۲۰ م.ط ای 
(جمالی التكلفة الفعلية للتورید والترکیب نید 


يضاف قيمة ٠١‏ من المصنعية علاوة لكل دور . 


*+9+8888888888 ۸ ۰ 4 0 6 4 + 4 4 4 4 6 4 4 + 


ثانیا / اعمال الرخام 
آنواع الرخام : 


(۱) الرخام المستورد : ویتم استیراده حاليا بكميات قليلة لارتفاع 


تکالیف استیراده ومنه : 


- الابیض أو المعرق بالأسود ویستورد من إيطاليا . 
- الأسود السادة أو المعرق باللون الذهبی ویستورد من بلجيكا . 
- الاحمر السادة أو المعرق ویستورد من بلجیکا . 


- آلوان آخری كالأخضر والأصفر والآزرق ...الخ وتستورد من بعض 
بلدان آوربا کاسبانیا - والتشيك - وسلوفانیا - ورومانیا . 


(۲) الرخام المحلی : ویتم استخراجه من المحاجر المتشرة بجمهورية 
مصر ومنه : 


4 


4 - ثمن تقطیع البلوکات إلى المقا سات المطلوبة . 
« - ثمن صقل وجلی البلوکات . 
-٦‏ ثمن نقل القطع إلى موقع العملية. 


وهذه العمليات جميعها تتم بمعرفة الشركات المنتجة على أن تقوم بتحديد 
اأسعار توريدالمتر المسطح لجميع النوعيات المختلفة من الرخام فى 
نشرات سنوية . 


وفيما يلى كيفية تحديد فنات الأسعار لنوعيات الرخام المختلفة : 


(۱) بالمتر المسطح : توريد وتركيب ترابيع رخام للأرضيات 
ماس xX»‏ سم أو ۰ سم أو ۰ سم أو 
سمأو ۰ سم أو ۰ سم أو ۰ سم 
...الخ بسمك ۲سم والسعر يشمل توريد وتركيب وزرقرخام 
من نفس النوع بإرتفاع ۵ ۱سم وبكامل محيط الحوانط مع 
الصقل والجلاء والتلميع طبقا لأصول الصناعة : 


- ثمن المتر المسطح سمك اسم شامل النقل إلى موقع -..ر.٠.‏ 


العمل 
- فرشة رمل ١٠ر‏ ( سمك الفرشة ) x‏ ثمن م۳ رمل x‏ 

۵ «ر ۱ = بر وه 
- مونة: 


- بعد ذلك يتم تقطیع الألواح 'لى المقاسات المطلوبه ویتم صقلها وجلیها 
وعلاج العیوب التی قد تظهر بعد عملية الشق . 
- يتم النقل إلى المشروعات المطلوب تركيب الرخام بها . 


مواصفات أعمال الرخام ( التوريد والتركيب ): 


- يراعى أن يكون الرخام خالى من العروق المعدنية والشروخ 
والشقوق. 
- يجب أن يكون الرخام متجانس اللون وحبيباته دقيقة وتامة التبلور . 


- كما يتم توريد الرخام إلى الموقع بالمقاسات والأسماك المطلوبة ولا 
يسمح بالقطع فى مكان العمل . 

- يتم تركيب الرخام بمونة مكونة من ۱ مترمكعب رمل و ۳۰۰ كيلوجرام 
أسمنت أو ۳۵۰ کیلوجرام أسمنت على فرشة من الرمل النظيف . 


- يتم ملء اللحامات بين القطع بلبانی الأسمنت الأبيض . 
بعد التركيب يتم تغطية الرخام بعدد إثنين طبقة جبس أو بطبقة مسن 


الشكاير يوضع عليها ألواح خشبية للسير عليها . 

- تجاليد الرخام للأعمدة والحوائط الداخلية والخارجية يتم تثبيتها بطبات 
حال رفور وان ارون بيد و تس يودي 
وعلى ذلك يكون ثمن الرخام المورد للموقع يشمل : 

۱- ثمن حجر البلوكات . 

- ثمن قطع البلوكات . 


۳- ثمن نقل البلوكات إلى المصنع . 


= الجلاع: 


عامل فنی x‏ الأجر الیو می ی 
عامل عجان × الأجر اليومى ا 
۲ شيكارة أسمنت أبيض × ثمن 

الشيكارة 25 


۲ شيكارة بودرة × ثمن اشيكارة = ,, 


كت ی ه ۰ م۱ 
إجمالى مصنعية الجلاء والمون 
- قيمة الوزرة تورید وترکیب : 
(جسالی قيمة الستر المسطح × 
٥٠ر‏ × ( المع دل من ۸- 
۲ هالك ) × لتکن ار ۱ 
(جمالی قيمة التكلفة الفعلية شامل الوزرة 


بضاف ۲۰ من المصنعية علاوة لكل دور . 


ات مت سم ست ست سب 


) ۲ ) بالمتر المسطح : تورید وترکیب تكسية رخام محلی سمك 
۲سم للأعمدة والحوانط مع الصقل والجلاء طبقا لأصول الصناعة : 


- ثمن المتر المسطح توريد لموقع العملية 


- مونة كالبند السابق 
- مصنعية تركيب : = 
عامل فنى × الأجر اليومى = 
عامل عادى × الاجر اليومى ن 
عامل عجان * الأجر اليومى . 


رش 


۳ كينت 


6 5 9 8 = 


إجمالر قيمة المونة 56 ۲ (سسمك 


- مصنعية تركيب : 

آجر عامل فنی 1 

آچر عامل عادو 1 

أجر عامل عجان 3 

إجمالى الأجور + ,0م الإنتا'ع 
اليومى 

إهلاك عدة صغيرة : 

غلق × ثمن الوحدة 

١‏ قصعة * ثمن الوحدة 

قدة خشب × ثمن الوحدة 5 


اجمالی نی 2 ۱2۵۰۰ 
- جبس الحمایة: 
۱ ار ۱۰۰۰(۷ +۱۵۰۰ ) ×ثمن طن الجیس 


ع ال ادى × الاي 
الیومی +۲۱۰۰ ج 


یی اسب 


٩ ٩ ؟ و‎ 


»ول ۰ 9 


۰ هو هه 


۰ وی ۰ 


ال 4 هم ۷ دااع 6 


الخارجية . طم ف 


ويصاف ۲۰ من المصنعية علاوة لكل دور 


ملحوظة : فى حالة الواجهات بالمسطحات الكبيرة يضاف الآتى 
ثمن عناصر التثبيت من إطارات معدنية ومسامير 
تثبيت والسدايب النحاس طبقًا لما يحدده مواصفات 
البند . 


( * ) بالمتر الطولى توريد وتركيب تكسية درج رخام محلى من 


قائمة سمك "سم ونائمة سمك 4 سم والسعر يشمل توريد وتركيب 
وزرة بإرتفاع ٠١‏ سم مع الصقل والجلاء طبقا لأصول الصناعة : 


قيمة التوريد:شامل النقل والهالك لموقع 
العملية : 


عامل خشاب × الأجر الیومی ,و 


۳ 
إجمالى الاجور ,+ وم 


إهلاك عدة صغيرة كا لبندالسابق 

جبس للحماية کالبند السابق 

استهلاك میاه کالبند السابق 

الجلاء کالبند السابق 

إهلاك أخشاب ودبلاق: ١‏ 

عدد : 4 عرق خشب × لمن الوحدة 
۲ لوح بنطى * ثمن الوحدة 
كيلو دبلای × من الكيلو جرام 


إجمالى 

ويضاف ۲۰ من المصنعية لكل دور . 
جميع البنود كما سبق ذكره ماعدا إهلاك 
الأخشاب والدبلاق تكون كالاتى: _ 

عدد: ؛ عرق خشب × ثمن الوحدة 


۲ لوح بنطى × ثمن اللوح 
کبلو دبلاق × ثمن الکیلو 


۳۳۰ 


ملحوظهة : 


فى حالة طلب تكسية أرضيات أو حوانط أو أعمدة بزخارف 
ورسومات معماریه يتم حساب المصنعيه بقیمه مضاعفه عن القيمه 
للارضیات والأعمدة والحوائط برخام عادى . 


( ؛ ) بالمتر الطولى - توريد وتركيب درج موزايكو من قانمة 
سمك "اسم ونائمة سمك دسم ملفوفة ومسلحة بعدد ؟ أسياخ حديد 
قطر ۸مم وكانات * قطر ١مم‏ والفنة محمل عليها توريد وعمل 
وزرة موزایکو بدانر السلم فى الجانبین بارتفاع ٠١‏ سم وبارزة 
۱سم وجمیع الأعمال تتم طبقا لاصول الصناعة کامل مما جمیعه : 


*- لسن مونة البدن = خرسانة عادية = 
( ٤۰ر‏ *۲۸ر +۲ .ر ×۱۲ر ) = ۱6 بر سن 
المتر المكعب من الخرسانه المسلحة = ,بر هه 
*-ثمن مونة الضهارة = ( ثمن ۵ر ۱۲ كج 
حصوء × ثمن الطن + ٣ر؛‏ كج بودرة × ثمن 


الطن + ٥ر۸‏ كج آسمنت أبيض × ثمن الطن ) + ۳ و بو 6 و 
one‏ 

».تسن حدي دده التسلليح = 

(۲*۲۱ر ۳۹۵۱ ر +9۵ بر <۲۲ار) نن 

الطن حديد مصنع"* 5٠ر١‏ ( هالك ) ا لديا “نات 


*-ثمن مونة النائمة = ( ثمن م۳ رمل + ثمن 
٠١‏ كج أسمنت ) × 5٠ر١‏ ( هالك ) × ٤٠ر‏ ال ا 


- مونة تركيب : 


رمل ۳۸۱ × ثمن المتر العکعب 

آسمنت ۳۰۰کج × ثمن الكيلو جرام 

۵ هالك 

بجمالی قيمة المونة +۴ 
- مصنعية تركيب : 

عامل فنى × الأجر اليومى 

عامل عجان × الأجر اليومى 

عامل عادی × الأجر اليومى 

إجمالى الأجور ,+ مط 
- إهلاك عدة صغيرة کالبند السابق 

- چپس للحماية = ثلث القيمة بالبند 


السابق 
- إهلاك مياه = كالبند السابق 
- الجلاء = ثلث القيمة بالبند السابق 


۰ إجمالى التكلفة للمتر الطولى 
توريد وتركيب الوزرة = قيمة توريد 


وتركيب المتر المسطح من بند رقم ( ۱ ) 
× ۵ار × ( ۸ - 7۱۰ هالك) × ارا 


يضاف ۲۰ من المصنعية علاوة لكل دور . 


۳۳۲ 


الفصل العاشر 
الأعمال الصحية 


تتکون الأعمال الصحية من جمیع الأعمال التی یتطلب تنفیذها بالوحدات السكنية 
والمنشآت العامة و الخاصة وهی : - 


أولا : الأجهزة الصحية بنوعیاتها المختلفة وملحقاتها . 
ثانیا : مهمات وأدوات التغذية بالمیاه النقية . 
ثالثا : مهمات الصرف والمجاری . 


ونبین فیما بلی نماذج وأمثلة للاعمال الموضحة بعالیه مع عمل قوانم معدلات 
الأداء ومکونات أسعار فنات الأعسال وبدون سعر السواد والتی ستحدد عند تقدیم 
العطاء أو الشراء طبقا لأسعار السوق سواء للانتاج المحلی أو المستورد طبقا 
للأسس التالية 3 


أولا - أجور العمالة : 
يتم تحديد الاجور اليومية لكل من : 
[ السباك - مساعد سباك - صبى سباك - نحات - عامل عادى ] 
من واقع الأسعار الدارجة فىالسوق المحلى وقت التنفيذ أو الدراسة . 


ثانيا - الأسعار والمواد التى سيتم إستخدامها : 
الاسعار يتم تحديدها طبقا للأسعار التى تحددها الشركات المنتجة وقت 
. تنفيذ الأعمال أو الدراسة مضافا اليها قيمة النقل الخارجى والداخلى 
والتحميل والتفريغ ٠‏ 


ما المواد فهى : 


*-مصنعية الترکیب = آجر عامل فنى + أجر 
مساعد + آجر ۲ عامل عادی ) + ۲۵ م.ط 
*-مصنعية الجلاء = ( آجر عامل جلاء + آجر 
مساعد ) + ۱۵ م۰ط ‏ 

*- مصنعية ترحیل لموقع العمل = أجر ۲ عامل 


ترحیل + مط 
*-مصنعية للأدوار = أجر ۲ عامل ترحيل + ۱۰ 
مط 


يضاف ۲١‏ من المصنعية علاوة لكل دور . 


ل ۰ ۰ 6 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 6 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 4 ۰ ۰ ۰ ۰۰ 


۳۳ 


هب ات . 
شمن خامات الترکیب اللازمة 


من *ثمن جرام 
شمن بیتومین عادة در كج *نمن الكيلو 
5 ۴ 


ا - 
- من خيش وا ۸ 
- شن زاط ا ا ا كج 
تشد لاخ ۶۰۶ کج * من 
9 «.رم" *نمن ام 
- يمن ر 


1 .۰ 
زیت كر كج 
- ثمن بوية زيت 5 
من سب مقطرنة ار كج » 8 
- شن شم مس ا 
ثمن شمع لحام وماء نار ( 
= يمن صد 


( ب ) 


1۳ * و ار 
- هالك مونه ب 


+ أجر ۲ مساعد 
مصنعية - آجر ۲ سباك 
5535 
سيد اة أو اضق اقحات 
eer la‏ 
: ة إهلاك عدة = قيمة ها 1 

“- شن ماسورةمباء له رباع بو 
درام" شن شر رای | ا ر 
ن مهف بوم 
م.ط" ثمن المتر الطولى ( بند ؛ 


ثالثا - بنود الأعمال : 


بند رقم ( ۱ ) بالمقطوعية : تورید وترکیب مرحاض شرقی طراز 
خاص من الزهر المطلی مکون من سلابس زهر مطلی مقاس ٩۰ × ٠١‏ 
سم وسیفون زهر مطلی ومرکب عليه صندوق طرد عالی مطلی بالصینی 
من الداخل سعة در ۲جالون والفنة تشمل جمیع مایلزم من توصیلات میاه 
وصرف حتى أقرب عامود تغذية وصرف وجمیع الأعمال نتم طبقا لاصول 


الصناعة کامل مما جمیعه : - 


*- ثمن سلابس زهر مطلی مقاس ٩۰ × ٩۵‏ 

سم یالمشط 

*- ثمن سیفون زهر مطلی قطر 4/۱ بوصة 
وسمك ربع بوصة . 

*- ثمن صندوق طرد زهر مطلی صینی کامل 

بالجرس و الفطاء 


*- ثمن لوزم صندوق الطرد 

- ثمن عوامة نحاس بالذراع شکك نصف * 

- ثمن سلسلة بعیون من الحدید وبالید 

- ثمن لاکور نحاس قطر واحد ونصف بوصة 
(۳۸)مم 


*- ثمن ماسورة طرد رصاص قطر ۳/۳۶ ؛مم 
طول هر ۲ متر نقریبا وزن ۵ر #کسج تقرییا 
للمتر الطولی 

*- ثمن محبس برونز مطلی کروم قطر نصف 
پوصه 

*- ثمن حنفية برونز مطلی کروم قطر نصف 
بوصهة 

*- ثمن كوع نحاس بالصامولة نيكل كروم 
مطلى قطر واحد بوصة ونصف ( ۳۸ مم ) 
لزوم المشط 


۲۱۳۹ 


9 0 © 8 
وهو ۰ ۰ 


۱ ٩ ويل‎ © 


۰ »و ۰۰ 


۰ »و ۰ ۰ 


*- ثمن رصاص کسر 


*- ثمن أسمنت 
*- ثمن رمل 
* - ثمن أسمنت آپیض 


*- هالك مون 


*- مصنعية - أجر سباك + أجر مساعد + أجر صبی 
*- إهلاك عدة = اهلاگ أجهزة ومعدات 


إجمالى التكلفة الفعلية 


ارا كج * ثمن الكيلو * ١٠ر‏ 
١۰کچ‏ × ثمن الكيلو © » بر ۰۰ 
اعرم؟ × ثمن الکیلو - وجو 

کج × ثمن الكيلو = ر 


( ب ) © »تن 
(ب ) * ور د اللي "لطب LE‏ 
ره 
+ «ر ۰ 
= «ر ۰ 


* يضاف ۲۰ من قيمة المصنعية علاوة لكل دور بعد الأرضى 


بند رقم ( ۳ ) بالمقطوعية : توريد وتركيب مبولة ببوز لون أبيض 
عادى بجميع مشتملاتها طبقا لأصول الصناعة بدون تغذية والصرف 
والحاجز الرخام كامل مما جميعه : - 


*- ثمن مبولة أبيض عادى 

*- ثمن سيفون ۲ بوصة نيكل كروم كامل 
*- ثمن ضفدعة مبولة نصف بوصة كروم 
*- ثمن محبس زاوية نصف بوصة كروم 
*- ثمن ماسورة توصيل ”امم نيكل كروم 
*- ثمن مسمار - بخابور بلاستيك 
* - ثمن وش كروم نصف بوصة 

* - ثمن جلبة كروم نصف/نصف 


* - هالک عدة وأجهزة ومعدات 


ثمن خامات التركيب : 
*- ثمن قصدير 


١‏ * ثمن الوحدة 


سالاد “يك 
١‏ × ثمن الوحدة = ۰ .ره 
۱ ثمن الوحدة « ۰.ر ۰۰ 
١‏ × ثمن الوحدة بر وه 
۱ شمن الوحدة - «ر ۰۰ 
۲ × ثمن الوحدة بر ۰ 
١‏ × ثمن الوحدة - ١٠ر٠٠‏ 
١‏ * ثمن الوحدة - «ر ۰۰ 
( أ( = مر وه 
| × ۲ «ر > بر و = وه هی هه 


در ك × ثمن الکیلو اا 0 ۲ 


۳۳۹ 


ملحوظة : يمكن عزل المو سير الرصاص بواسطة الشريط 
البلا تبك 33 الل ۳ ذلك بلفه ۱ قة ( الذ ۰ 1 إل ف) 
.٠وعلى‏ ذلك يتم خصم ثمن البيتومين والخيش من سابقا وإضافة : 
دم د بط ن × ىه ع » ور هه 


يضاف 7۲۰ من المصنعية علاوة لكل دور بعد الأرضى . 


بند رقم ( ۲ ) بالمقطوعية : توريد وتركيب مرحاض آفرنجي 
بصندوق طرد واطى لون أبيض عادى بجميع مشتملاته بدون التغايه 
والصرف كامل مما جميعه : 


*- من سلطانية لون أبيض ۱ ثمن الوحدة ور هه 
*- ثمن صندوق طرد بالفطاء أبيض ۱ ۰ ثمن الوحدة © و 
-٥‏ دة تماد اصد 


الطرد نصف بوصة ۱ * ثمن الوحدة > ورب 

*- ثمن وراقة ٠١‏ × ۱۵ سم ١‏ × ثمن الوحدة > بر هه 

*- ثمن محبس زاوية نیکل كروم ‏ ۲ × ثمن الوحدة ور ۰۰ 

*- ثمن حلية نصاس 4/۱ بوصة 

طول ۳۰ سم ١‏ × ثمن الوحدءة تیم ات 
*- ثمن سدیلی للسلطانية ۱ × ثمن الوحدة ايء 

*- ثمن ماسورة شطافة ۱ × ثمن الوحدة > مر وه 

*- ثمن وصل مرنة نصف بوصة ( لى ) ١‏ × ثمن الوحدة بر وه 

*- ثمن مسمار نجاس بورمة بالفشر ١‏ × ثمن الوحدة كا یداه 
* - ثُمن وصلة زهر 4 ” - ٠١‏ سم ١‏ × ثمن الوحدة مره 


5 وس 


*- هالك أجهزة ومعدات er x1‏ ت رن 
ثمن خامات التركيب : 
*- ثمن معجون در ۱ كج × ثمن الکیلو “= ١٠ر٠٠‏ 


*- ثمن أسطبة مقطرنة ار کج × ثمن الکیلو = ١٠ر٠٠‏ 


۳۳۸ 


ثمن امات الترکیب : - 


*- ثمن قصدیرلهام در کج × ثمن الکیلو > » بر وه 
*- ثمن آسمنت آپیض ۲ كج × من الکیلو - ۰ ور ۰ 
*- ثمن أسمنت ‏ د *رکج × ثمن الکیلو ۰ ۰ مر ۰۰ 
۰- ثمن رمل رم۴ × ثمن م٣‏ ۳ 6 هی 6 
. *- ثمن سالقون ۰ ٣رکج‏ × ثمن الکیلو = وويوة 
*- ثمن بوية زیت ۰رکج × ثمن الکیلو = ١٠ر٠٠‏ 
* - شن معجرن ور كج * ثمن الکیلو > و ور 00 
* - ثمنت شمع لحام وماء نار تقرییا = ,مره 
( ب ) 1 

۰- هالگ مون (ب ) * 9 «ر “ر 

۰ +ر‎ 68 ۰  aoowoeom 
مصنعية - أجر سباك + آچر مساعد + أجر صبى - مويه‎ -* 
إهلاك عدة = إهلاك أجهزة مر‎ -* 


إجمالىالتكلفة الفعلية ره 


* يضاف ۲۰ 7 من قيمة المصنعية علاوة لكل دور بعد الأرضى . 


بند رقم ( * ) بالمقطوعية : تورید وترکیب حوض غسيل آوانی من 
الفخار المطلی صینی مقاس ۰ ۰ ۵ ۱ أو ۰ سم أبيض 
عادی بخلاط بجمیع مشتملاته وبدون التغذية والصرف طبق لاصول 
الصناعة کامل مما جمیعه + - 


*- ثمن حوض أبيض عادة ١‏ × ثمن الوحدة = ١٠ر٠٠‏ 
۰- فمن فون كباية نحا مطلى / 
قطر ١‏ بوصة كامل ١‏ × شمن الوحدة * ۰.ر ۰۰ 


*- ثمن طابق بمصفاه نحاس مطلى 
كروم قطر ٠١‏ مم بطبة وسلسلة ١‏ × شمن الوحدة * ٠.ر..‏ 
*- تسن كابولى حديد (1) مقاس 
۲ ابوصة بطرل 8 /اسم ۴ × ثمن الوحدة » ١٠ر٠٠‏ 


۱:۱ 


*- ثمن آسمنت آبیض ۳ * ثمن الکیلو “١٠ر‏ 
* - ثمن شمع لحام وماء نار قيمة تقديرية ره 
( ب ) جح » وو » ۰ 
هالك ( ب )× ١٠ر‏ ر 
mosses‏ ۰ ولي ۰ 
*- مصنعية “ أجر نصف سباك + أجر نصف مساعد ت و ول 0۰ 
۰- هالك عدة = هالك أجهزة ومعدات > ب بر وه 


(جمالی التكلفة الفعلية ,وه 
يضاف 7۲۰ من قيمة المصنعية علاوة لكل دور بعد الأرضی 


بند رقم ( ؛ ) بالمقطوعية : تورید وترکیب حوض غسیل أيدى مقاس 
۰ × 4۵ سمأو ۵۸ × ۲ سم أبيض عاد وبخلاط بجمیع مشتملاته 
اللازمة للترکیب وبدون تغذية أو صرف وجمیع الأعمال تتم طبقا لاصول 
الصناعة کامل مما جميعه : - 


*- ثمن حوض آبیض عادی ۱ × شمن الوحدة - ۰.ر ۰۰ 
۰- ثمن 0 :, فحا لا واحد 
ونصف بوصة ( ۳۸ مم ) كامل ١‏ × ثمن الوحدة » ۰.ر ۰۰ 


*- ثمن طابق صرف بمصفاة نحاس 

مطلى واحد ونصف بوصة ( 78مم) *١‏ ثمن الوحدة = ..ر.. 
*- من خلاط نيكل کروم ١‏ شن الوحدة = ۰.ر.. 
*- ثمن کابولی‌حدید مجلفن ثلاشة 

آرباع بوصة طول ۷۰ر۱ م .ط ۱ ثمن الوحدة " ١٠ر٠٠‏ 
*- ثمن ۲ محبس نيكل کروم نصف ١‏ - 


بوصة زاوية ۲ × ثمن الوحدة = ۰ .ر ۰۰ 
*- ثمن ۲ لى نيكل كروم ۲ × ثمن الوحدة = ١٠ر٠٠‏ 


إهلاك أجهزة ومعدات 1 × ۲٠ر‏ > برد 


۲:۰ 


** فى حالی استخدام خلاط بدلا من الحنفية يتم خصم شمن الحنفيه ویضاف 
الاتی : - 
- ثمن خلاط نیکل کروم ااا س 
- ثمن إثنين محبس نصف بوصة ® ١‏ و ۰۱۰ 
- ثمن أربعة جلبة نحاس شبك 
نصف على نصف بوصة ۳ ااي 0 
- آچر ربع سباك + أجر ربع مساعد ١٠ر٠٠‏ 


اجمالی ۳ ل 9/3 


بند رقم ( ١‏ ) بالمقطوعية تورید وترکیب بيديه يدش لون أبيض 
بدون آعمال الصرف والتغذية کامل مما جمیعه : - 


*- تمن بيديه صینضی مق اس 
۴ سم ١‏ × ثمن الوحدة = ۰.ر ۰۰ 
*- ثمن خلاط بيد يه برونز مطلی 
كروم كامل بالدش ۱ × ثمن الوحدة = ..ر.. 
* - ثمن محبس قطر نصف بوصة” 


برونز مطلی زاوية ۲ × ثمن الوحدة * ۰.ر ۰۰ 
*- ثمن لی نیکل کروم ۱ × ثمن الوحدة = ١٠ر٠٠‏ 


*- ثمن سیفون نحاس مطلی کروم 
قطر ١را‏ بوصة بطبة تسليك کامل ۰ ۱ × ثمن الوحدة = ١٠ر٠٠‏ 
*- نمن مسامير 4 * ثمن الوحدة = ٠.ر..‏ 


*- إهلاك أجهزة ومعدات (1)* كاعر > وورءء. 


خامات التركيب : 


* - ثمن معجون ٥را‏ كج × ثمن الكيلو = ۰.ر ۰۰ 
*- ثمن أسطبة ار كج × ثمن الكيلو = ۰.ر ۰۰ 
*- ثمن قصدير لحام هر كج * ثمن الكيلو = ۰.ر ۰۰ 
*- ثمن أسمنت أبيض ۴ كج “ ثمن الكيلو = ۰.ر ۰۰ 
*- ثمن شمع لحام وماء نار قيمة تقديرية ‏ .ءرءء 


4۳ 


*- ثمن حنفية خلف طویل نصف 
بوصه 

*- ثمن صفاية رخام سمك ۳ سم 
بطول ٠١‏ سم 

۰- لسن OE‏ ۰ 
بوصة 

* - ثمن ١‏ م .ط حديد مجلفن نصفت 
بوصه 


*- إهلاك أجهزة ومعدات 


خامات التركيب : - 

*- ثمن قصدير لحام 

من أسمنت عادة 

* - شمن رمل 

* - شن معجون 

* - ثمن سلاقون 

* - ثمن بوية الزيت 

* - شمن نسمنث أبيض 

* - ثمن شمع لحام وماء نار 


* - هالك مون 


* - مصنعية > أجر نصف سباك + أجر نصف مساعد + أجر نصف صبى 
*- إهلاك عدة = إهلاك أجهزة ومعدات 


۰۰ ثمن الوحدة - ۰ «ر‎ × ١ 
۰۰ ثمن الوحدة - ۰ مر‎ × ۱ 


ز١‎ - ثمن الوحدة‎ × ١ 


(1) * كاعر ور وه 
ص يدهمو ات 
در كج × ثمن الكيلر * ٠٠ر٠٠‏ 
5 كج × ثمن الكيلر = ۰.ر ۰۰ 
درم٣‏ × هن ۳۵ = ١٠ر‏ 
در كج × ثمن الكيلو = ٠٠ر٠‏ 
٣ر‏ كج × ثمن الكيلر = ۰ در ۰۰ 
*ر كج × لمن الكيلو = ۰.ر ۰۰ 
د کچ × تمن الکیلو = ١٠ر٠٠‏ 
قیمه تقديرية ره 
(ب) > بر 
١ب‏ ) × مور > يورءء 
ج د بالا © 
۳ س کا 
= ۰ .ر 


اب ها با سا 


* يضاف ۰ من قيمة المصنعبة علاوة لكل دور بعد الأرضی . 


مستلزمات الترکیپ : 


9 دمن طسوب ممصم ت 


۵ سم ٥٠‏ * شن الطوبة * ..ر.. 
*- ثمن آسمنت ۰ كج × ثمن الکیلو “ ۰.ر ۰۰ 
*- من الرمل ٣ر‏ ۳۵ × ثمن م۳۸ ۰ ور ۰۰ 
۰- خيش در كج × شمن الکیلو * ۰ .ر ۰ 
۰- بيتومين هر ۱ كج × ثمن الكيلو “ ٠٠ر‏ 
*- قصدیر ١‏ كج * نمن الكيلو = ر 
*- کسر رصاص ١‏ كج * ثمن الکیلو = ١٠ر‏ 
* - ثمن نسمن أبيض ۲ كج * ثمن الكيلو = ١٠ر‏ 
* - ثمن شمع لحام وماء نار قيمة تقديرية = عر 

(ب) = 6 
إهلاك مون ( ب ) × ١٠ر‏ > ٠٠ر‏ 
> ن إستخدا 0 يط الله و تتت © ەر 
۳ لا من الخ تومین 


1 ذلك مت : 1 ن الذ 
والبيتومين من القيمة بعاليه وإضافة 
ثمن د بط لاه ق = ۵ × نه ر 


ة :۰ 
*- مصنعية “ أجر سباك ونصف + أجر مساعد ونصف + أجر عامل 
عادی = و وو ‏ ۰ 
*- اهلاث عدة * اهلاك أجهزة ومعدات > + و ۰ 


م التكلفة اله 1 4 > و وق و 6 


* يضاف ۲۰ من قيمة المصنعية علاوة لكل دور بعد الأرضى . 


بند رقم ( ۸ ) توريد وتركيب بانيو زهر مطلى صينى أبيض ۱۵۰ سم 
كامل بالخلاط والدش وبجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة وبدون 
أعمال الصرف والتغذية كامل مماجميعه : - 


۲ ۵ 


(ب ) > + بر + 


*- هالك مون (ب )× مدر ور ۰۰ 
کک ول ۰ 

*- مصنعية - أجر سباك ونصف + أجر مساعد ونصف = ,مره 

*- إهلاك عدة = إهلاك أجهزة ومعدات = رو 


إجمالى التكلفة الفعلية : مسرت 

* يضاف ۲۰ > من قيمة المصنعية علاوة لكل دور بعد الأرضی . 

بند رقم ( ۷ ) بالمقطوعية - توريد وترکیب حمام قدم لون ابیض 
عادی مقاس ۰ ۸۰ Xx‏ ۵ اسم أو X ۷ + X Vo‏ اسم أو ۲ x‏ 
۲ * ۱۵ سيم بدون أعمال الصرف والتغذية کامل مما جمیعه : - 


*- ثمن حمام قم أبيض غادى .۱ » ین الوحدة = ۰ءر:. 
*- ثمن طابق مصفاة قطر ۲ بوصة 
مطلی لحمام قدم ۱ × شن الوحدة * ۰.ر ۰۰ 


*- ثمن صبانة ۱۵ × ۱۵ سم ١‏ × ثمن الوحدة = ۰ .ر ۰۰ 
*- ثمن خلاط حسام قطر تصف 
بوصة للقانم و الطاسة ۱ × شن الوحدة = ۰ .ر ۰۰ 
*- ثمن وصلة رصاص طول ۱ متر 
۰ وزن ۱۰ كيلو ۰ × ثمن الکیلو - ۰ بر ۰۰ 


*- ثمن جلبة نحاس كباية ۲ پوصة ۱ × ثمن الوحدة = ٠٠ر٠٠‏ 


*- هالك أجهزة ومعدات (1)* ۰۲ر - ب بر ۰و 


ی ەز 


f4 


*- مصنعية - أجر ۲ سباك + آجر ۲ مساعد سباك + أجرعامل عادی ۰ مر ۰ 
*- هلاک عدة - اهلاگ أجهزة ومعدات ره 


5 ال التكلفة الفعلية > » بر ۰۰ 
** يضاف ۲۰ / من قيمة المصنعية علاوة لكل دور بعد الأرضى . 


بند رقم ( ٩‏ ) بالمقطوعية - توريد وتركيب حوض مطبخ من الصلب 
الغير قابل للصدأ ( إستانلس ستيل ) مقاس ۰ار × ٠٠ر١‏ متر مكون 
من عين واحدة وصفايه واحدة والعين مقاس ۱*۶۳ ۳سم بعمق ۱۸ سم 
وبدون أعمال الصرف والتغذية بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة 
كامل مما جميعه : - 
أجهزةٌ ومعدات : 


*- ثمن حوض مطبخ مقاوم للصدأ ١‏ × ثمن الوحدة » ١٠رء.‏ 
* - ثمن طابق نحاس بمصفاه مطلى 


كروم قطر ۲ بوصة باللاكور مطلى 
كروم ١‏ × ثمن الوحدة = ١٠ر٠٠‏ 
* - ثمن طبة بسلسلة ١‏ × ثمن الوحدة “ ۰.ر ۰ 
*- ثمن سيفون صرف كباية نحاس 
مطلى قطر ١‏ بوصة كامل ١‏ × ثمن الوحدة - .٠.ر..‏ 


*- ثمن خلاط مطلى كروم للمطبخ ‏ ۱ × ثمن الوحدة > ٠٠ر٠٠‏ 
* - ثمن محبس کروم نصف بوصة ۲ × ثمن الوحدة « ۰ ر ۰۰ 


*- ثمن قطعة مرنة ( لى ) ۲ * ثمن الوحدة > ١٠ر٠٠‏ 
*- ثمن كابولى حديد قطر ۱٩‏ مم 

بطرل ۷ر ۲ متر ارام ط× شمن م۴ “= + جر ۰۰ 

۰۵ يل‎ 6 (i) 

*- اهلاگ أجهزة ومعدات (1) * ر > »بر ۰۰ 


هن 0 ۰ «و ۰ ۰ 


۲:۷ 


آچهز ء ومعدات 

*- ثمن بانیو زهر مطلی صینی 

۰ سم ١‏ × شمن الوحدة “ ۰ .ر ۰.۰ 
*- تمن طابق قطر ۲ بوصة 

١(‏ دمم)بغطاء وسلسلة نحاس بنهاية 

كو ع والفانض بالماسورة ١‏ × شمن الوحدة = ۰.ر ۰۰ 
*- تمن وصلة رصاص ٩۰/۵۰‏ 

طول ۱ متر ( وزن ۱۰ کج ) ٠‏ * ثمن الکیلو “ ۰ .ر ۰۰ 


*- ثمن خلاط برونز وحنفية بذراع 
وماسورة نصف بوصة ودش ١‏ × شن الوحدة = ١٠ر٠٠‏ 
*- صبانة صينى ١8‏ × ۴۰ سم 
داخل الحانط ١‏ × ثمن الوحدة = ..رء. 


*- هواية نحاس قطر هرا يوصة  ١‏ × لمن الوحدة - ١٠ر٠٠‏ 
(i)‏ > ووو 
*- إهلاك اجهزة ومعدات x (Î)‏ ۲ر کت ه مر ۰ ٩‏ 


خامات تركيب : 
*- قصدیر ۱ كج × ثمن الکیلو ‏ ۰.ر ۰۰ 


*- پیتومین در ۱ كج × ثمن الکیلو = ۰.ر ۰۰ 
*- خیش در كج × ثمن الکیلو * ۰.ر ۰۰ 
*- طوب2؟ × ۱۲ × 5 سم ٠١‏ * من الطوبة = ۰.ره. 
*- آسمنت ۰۶ كج * شمن الکیلو ‏ ۰.ر ۰۰ 
۰- رمل ار ۳۶ × ثمن م7 - ۰ مر ۰۰ 

(پ ) ال رل 
*- إهلاك مون (ب ) * 9 «ر ۰ ور ۰۰ 


۲:۹ 


بند رقم ( ۱۰ ) بالمقطوعة تورید وترکیب جالتراب فخار مطلی 
بالطلاء الملحى من الداخل والخارج مقاس ٤/١‏ بوصه کامل بجميع 
مشتملاته طبقا لأصول الصناعة : - 


* - ثمن جالتراب فخار ٤/٦‏ ۱ ثمن الوحدة = ..ر.. 
*- ثمن حلق فخار مطلى ۰۱۲*۱۲ ١‏ × ثمن الوحدة ۰ ١٠ر٠٠‏ 
*- ثمن مصفاة قطر ١‏ بوصة زهر  «١‏ ثمن الوحدة = ..ر.. 
* - ثمن فرشة خرسانة : 

طول١7ر«عرض١ار«عمق‏ ١۲ر‏ مر* ثمن م7 : 
۳ خرسانه عادیه و وو :۰ ۰ 
* - من مبانى ( ۸ × ۵۷۳ر × 


۲ * ور ۳9 رم × م۲ مبفی = + مر ۰۰ 
*- نمن بیاض طبقتین وضهارة رم ۲۲ شمن م۲ = ۰ بر هه 
* - ثمن أسمنت عادة ۳ كج × ثمن الكيلو“ ۰.ر ۰۰ 


* - إهلاك مون وأجهزة (1)* ۰۳ر ۶ و وى » 

3 3 ۵ ۰ «ر ۰ 
*- مصنعية - ( آجر سباك + ۳ ) + ( أجر مسباعد + ۴ ) + ( آجر عامل = ۰.ر ۰.۰ 
عادى + ۴ ) ممعم يت ت ت 


بند رقم ( ۱۱ ) بالمقطوعية - توريد وتركيب سيفون أرضية نحاس 
مطلى كروم قطر ١‏ بوصة كامل مما جميعه : - 


مون وأجهزة : 
*- ثمن سیفون أرضية بالفطاء ١‏ × شن الوحدة“ ١٠ر٠٠‏ 
*- ثمن حلية رصاص «ر ۲ كج * ثمن الکیلو * ۰.ر ۰۰ 


۲۹ 


ل اسمنت ۰۵ کج * ثمن الکیلو - و بر ۰۰ 
۰- رمل ۵ «رم۴ × شمن م٣‏ ۳ افو ده 
*- معجون در کج × ثمن الكيلر “ ١٠ر٠٠‏ 


*- سلاقون ار كج × ثمن الكيلر * ۰.ر ۰۰ 
*- بوية زيت آر كج × ثمن الكيلو = ٠٠ر٠٠‏ 
۰ - مقت ایی ۳ كج × ثمن الكيلو = ١٠ر٠٠‏ 
ا پچ هر كج × ثمن الیو = ١٠ر٠٠‏ 
- تمن شمع لحام وماء نار قيمة تقديرية = ب بر بو 


(ب ديات كاي 
- اهلاگ مرن (ب ) × مل - ب بر ۰۰ 

۱ ۱ ۱ الي مج تتا - ووو 
*- مصنعية = آجر سباك ونصف + أجر مساعد ونصف + أجر صیی 
ونصة > » ور ۰۰ 
*- إهلاك عدة * إهلاك أجهزة ومعدات = بر 


۱ || التكلة 7 الذ 1 4 ‌ » وي هه 
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ملحوظه : 
۱ - فى حالة ترکیب سیفون صرف كباية بلاستيك يتم حساب 
قيمته بعد خصم قيمة سیفون صرف كباية نحاس وقيمة قصدیر 
لحام وشمع لحام وماء نار من القيمة بعاليه . 

۲ - يضاف ۰ من قيمة المصنعية علاوة لكل دور بعد 
الفرضی. 


بند رقم ( ۱۳ ) بالمقطوعية - توريد وترکیب مزراب زهر ؛ " 
لصرف میاه الأمطار کامل مما جمیعه : - 


مون وأجهزة : 
*- ثمن ماسورة زهر ٤‏ ' در × ثمن المتر الطولی - ٠٠ر٠٠‏ 
*- ثمن أسمنت . كج * ثمن الكيلو = ۰ .ر ۰۰ 
۰- فمن رمل ۱«ر م۳ × ثمن م۳ > » ور ۰۰ 
(1) ۳ 6 هل 6۵ 
6- إهلاك مون وأجهزة x (i)‏ ەر © بر ۰۰ 


زر 
*- مصنعية - ( آجر سباك + ۴ ) + ( أجر مساعد سباك + ۳ ) + ( جر = ..ر.. 
نحات + ۴ ) ==“ 


(جمالی التكلفة الفعلية ۱ جیوه 


بند رقم ( ۱۶ ) بالمقطوعية - تورید وترکیب قمع من الزهر بمصفاء 
تركب على مواسیر المطر لزوم الامطار کامل مما جمیعه : - 


مون واجهزة : 

*- ثمن قمع من الز هر ۱ × ثمن الوحدة * ٠٠ر٠٠‏ 
* - ثمن مصفاه لغطاء القمع ١‏ × ثمن الوحدة - ۰ ور ۰۰ 
*- ثمن سلاقون ۰ر کج * ثمن الکبلو > » بو ۰ » 
*- ثمن زیت بوية ۵٣ر‏ کج × ثمن الکیلو “= ۰.ر ۰۰ 
* - ثمن أسمنت عادة ۳ كج × شمن الکیلو = ١٠ر٠٠‏ 
۰ - ثمن رمل ۱«ر م۳ × ثمن م ۴ > و مر ٠6‏ » 


* - ثمن رصاص کسر ارا کچ × ثمن الکیلو > ۰ بر ۰۰ 
* - ثمن أسطبة مقطرنة ٥٠ر‏ كج × ثمن الکیلو = ۰.ر ۰۰ 


(i)‏ = ەرە 


"ه١‎ 


*- ثمن کسر رصاص ار كج ر 

/*- ثمن أسطبة مقطرنة ار کچ 1 «ر ۰۰ 

-- ثمن قصدیر لحام ار كج × ثمن الكيلو = ٠٠ر٠٠‏ 
ق 
ر 


*- ثمن آسمنت ۰ كج × ثمن الكيلو - ٠٠ر٠٠‏ 
*- ثمن رمل ایا ۳۵ × ثمن ۳۶ ٠ oo».‏ 
(i)‏ تن 
*- إهلاك مون واجهزة (1)* ۲٠ر‏ ابر وه 
Se‏ تال ان 
*- مصنعية - ( آجر سباك + 4 ) + ( أجر مساعد سباك + 4 ) ج ور وه 


(جمالی التكلفة الفعلية ۳ 


* يضاف ۲۰ من قيمة المصنعية علاوة لكل دور بعد الأرضی . 


بند رقم ( ۱۲ ) بالمقطوعية - تورید وترکیب جرجوری زهر قطر ؛ 
بوصة لصرف الأمطار کامل مما جمیعه : - 


مون واجهزة : 
*- ثمن جرجوری زهر ۱ * شمن الوحدة “ ۰.ر ۰۰ 
*- ثمن کسر رصاص ۲ كج × ثمن الکیلو “ ۰.ر ۰۰ 
*- ثمن أسطبة مقطرنة ر کچ × ثمن الکیلو = ۰.ر ۰۰ 
*- ثمن سلاقون آر كج × ثمن الكيلو ‏ ١٠ر٠٠‏ 


*- ثمن بوية زیت ٣ر‏ كج × ثمن الكيلو ‏ ٠٠ر٠٠‏ 
۰- ثمن ل وة ۸ كج × ثمن الكيلو ‏ ١٠ر٠٠‏ 
»- ثمن رمل ۲ر م۲۳ ثمن م۳ = بر 


*- |هلاگ مون وأجهزة (1) * ۲«ر > م بر ۰۰ 

~= ۳ 8:90 
*- مصنعية - ( أجر سباك + ۳ ) + ( أجر مساعد سباك + ۴ ) + (أجر = ٠٠ره.‏ 
نحات + ۴ ) SuSE‏ 
۱ ال التكلفة الذ 1 4 ‌ ۰ »رز ۰ ۰ 


*- مصنعية ( أجر سباك + 4 ) + ( أجر مساعد+)) + (لجرصبی+؛ ) 
*- إهلاك عدة ۲ 1 × ۱« ر ان 
*- تچارب واختبارات x=‏ ير ۴ دنل 


إجمالى التكلفة الفعلية ور وه 


**- يضاف 2٠١‏ من المصنعية علاوة لكل دور بعد الأرضى 


بند رقم ( ١١6‏ ) بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير زهر قطر ۴ 
بوصة سمك 4/١‏ بوصة أو ٠١/۳‏ بوصة تركب على الحانط معالدهان 
وجهين سلاقون وثلاثة أوجه بوية زيت طبقا لإصول الصناعة كامل مما 
جميعه : - 


*- ثمن م٠ط‏ مواسير ۳ ' = ثمن ماسورة طول ۸۰را متر + ۰هر۱ > عور 
*- ثمن مشترك ۳ * = ثلث * ثمن المشترك دق 
*- ثمن کوع ” ' = ثلث × ثمن الکوع ره 
*- ثمن قفيز 7 ' - ثلث * ثمن القفيز عر 
* -ثمن وصلة ۳ " طول ۳۰ سم = ثلث * ثمن الوصلة ۰ 700 

(i) ۱‏ م 
*- اهلاث ادوات ومعدات (۱) * و «ر = بر هه 
*- ثمن کسر رصاص = ار كج * ثمن الکیلوجرام «ي 
*- ثمن أسطبة مقطرنة * ار كج * ثمن الكيلو جرام “ر 


* - ثمن أسمنت عادة + ثمن رمل + ثمن سلاقون + ثمن بوية زيت 
< نفس القيمة من البند رقم ( ١١‏ ) × ۲۵ر ۱ > بر هه 


Yor 


*- إهلاك مون وأجهزة 


(1)* كاعر - بر ۰۰ 


*- مصنعية ‏ ( آجر سباك + ۵ ) + ( آجر مساعد سباك + ٠‏ ) 


(جمالی التكلفة الفعلية 


بند رقم ( ۱۵ ) بالمتر الطولی - تورید وترکیب مواسیر زهر قطر ۲ 
` سمك 4/۱ بوصة أو ۱۱/۳ بوصه تركب على الحانط بواسطة أقفزة 
حدید من قطعتین مع التحبیش علیها ودهان وجهین سلاقون وثلاثة آوجه 
بوية زیت طبقا لاصول الصناعة کامل مما جمیعه : 


۰- من معط مواسیر ۲ ' > ( ثمن ماسورة طول ۰ ۱ + ۰ر ام ۰ط) 


*- ثمن مشترگ ۲ " مقلوب 


*- إهلاك آدوات ومهمات 
*- ثمن کسر رصاص 
*- ثمن أسطبة وکتان 
*- ثمن أ ۷ 


*- ثمن رمل 


*- ثمن سلاقون 
*- ثمن بوية الزيت 


*- هالك مون 


- ثلث * ثمن المشترك 
= ذلك × ثمن الكوع 
» ثلث × ثمن القفيز 
(i)‏ 

(۱) * ٥٠٠ر‏ 
= ٩ر‏ كج * ثمن الکیلو 
- ۸٠ر‏ كج × ثمن الکیلو 
- ۲ كج × ثمن الکیلو 


- ١٠ر‏ × ثمن الستر المكعب 


> ۲ر کج × ثمن الکیلو 
= ۲ر كج * ثمن الكيلو 


(ب) 


(ب ) * ۰ار 


Yo 


بند رقم ( ۱۸ ) بالمتر الطولی - تورید وترکیب مواسیر زهر قطر © 
بوصة 4/١‏ أو ۱۱/۳ بوصة تركب على الحانط بنفس مواصفات البند 
السابق کامل مما جميعه : - 


*- من م ٠ط‏ مواسير ۵ " = تمن ماسورة طول ۰را م > ره 


قرام 
*- ثمن مشترك ه - ثلث × ثمن المشترك 0 
*- ثمن کوع و ۰ - ثلث × شن الكوع = ر 
۰- ثمن قفیز ۵" = زرد × ثمن القفیز بر وه 
* -ثمن وصلة * بوصة طول - ثلث × ثمن الوصلة تنب 
۰ سم سد 
(1) = بر 
*- هالك أدوات ومهمات (1) × ۵ .ر بر هه 


*- ثمن کسر رصاص = ۲ كج × ثمن الکیلوجرام = بر ۰ 
*- ثمن أسطبة مقطرنة = ۳ر كج × ثمن الكيلوجرام چو ان 


* - ثمن آسمنت + ثمن رمل + ثمن سلاقون + ثمن بوية زيت 


= نفس القيمة من بند ( ۱۷ ) × هار ۱ ا ا 
*- مصنعية = ( أجر سباك + ۳ ) + ( أجر مساعد + ۳ ) + 
( آجر صبی + ۴ ) = .ر 
*- اهلاك عدة (1) * كاعر = در هه 
*- تجارب واختبار ات (1) × ۰۳ر لت ۰۰ 


اس مت مت ی بت مت 


(جمالی التكلفة الفعلية > ور وه 


*- يضاف قيمة ٠١‏ ؛نمن المصنعية علاوة لكل دور بعد الأرضى . 


۲ ۵ ۵ 


*- مصنعية = ( آجر سباك + ۰ ) + ( أجر مساعد +۵ ) + ( آجرصبی+ه) ۰ ١٠ر‏ 
*- اهلاگ عدة (1) × ۰۱ر یره 
*- تجارب واختبارات (1)* ۰۳ر = مره 


إجمالى التكلفة الفعلية = ر 
يضاف ١‏ من المصنعية علارة لكل دور بعد الأرضى ٠‏ 


بند رقم ( ۱۷ ) بالمتر الطولى - توريد وتركيب مواسير زهر قطر ؛ 
بوصة سمك 4/١‏ أو ١١/7‏ بوصة تركب على الحانط بنفس مواصفات 
البند السابق كامل مما جميعه :- 


*- ثمن م مط مواسیر ؛ ' - ثمن ماسورة طول ۰هر ۱ +۰هر ۱ .بر 
*- ثمن مشترك 4 * = ثلث * ثمن المشترك > او 
*- ثمن کوع ٩‏ * = ثلث * ثمن الکوع ونر 
*- ثمن قفيز ٤‏ ' > ثلث × ثمن القفیز ۳ ۰ «ر 
* - ثمن وصلة زهر ۴۰ سم - ثلث * ثمن الوصلة = ر 
إجمالى قيمة الأدوات والمهمات (i)‏ ر 
*- إهلاك أدوات ومهمات (أ )× ٥٠ر‏ = مره 
*- ثمن کسر رصاص = ۲را کج × ثمن الکیلو جرام > ونر وه 
*- ثمن أسطبة مقطرنة = ار كج × ثمن الكيلو جرام = ەر 
* - ثمن أسمن عادة + ثمن رمل + ثمن سلاقون + ثمن بوية زيت 

= نفس القيمة من البند رقم ( ١١‏ ) × ١٠ر١‏ ونر 
*- مصنعية = ( آجر سباك +4 ) + ( آجرمساعد + ؛ ) + ( جر صبی: ؛) مره 
*-اهلاك عدة (1) × ۰۱ر > بر وه 
*- تجارب واختبارات (1)* ۰۳ر ور 


يضاف ۲۰ من المصنعية علاوة لكل دور بعد الأرضى ۰ 


۲ ۵ 


*- ثمن م ٠ط‏ مواسیر 4" على الحانط بند ( ۱۷ ) س ور وه 
( - ) بخصم ثمن قفيز ثلث × ثمن القفیز × ۱.۵ = مر ۰ 
( - ) یخصم ثمن أسمنت ورمل وسلاقون وبوية زیت 

بند ( ۱۷ ) = مره 


e ۳1 ~~ ——— ~~‏ و مله 8 
( + ) يضاف أعمال حفر لعمق امتر وبعرض ۳۶ سم وسمك الخرسانة أعلى 
واسفل جسم الماسورة ۳۵ سم : 


*- قيمة حفر = ١۳ر‏ × ١ × ١‏ م × ثمن المتر المکعب »ر 
*- قيمة ردم = .ار × ١٣ر ١×‏ م × ثمن المتر المكعب - ١٠ر٠٠‏ 
*- قيمة نقل ناتج الحفر ‏ ۰ ر × ۳۵ر* ام × 5 > يورءه. 
*- قيمة خرسانة عادية = ار *۳۵ر*۱م - ٤١ر۴‏ × 

( هر ۱۱ + ۲ ) × ( هر ۱۱ + ۲ ) ۰ ۴ار م۳ × 


ثمن المتر ع کی 66 


إجمالى التكلفة الفعلية ی 


بند رقم ( ۲۱ ) بالمتر الطولى - توريد وتركيب مواسير زهر'ه 
بوصة سمك 4/۱ بوصة أو ١١/7”‏ بوصة تحت الأرض عمق الحفر ١‏ 
متر وبعرض الحفره ؛سم وسمك الخرسانة العادية أعلى وأسفل جسم 
الماسورء ۲۰ سم كامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة ٠‏ 


*- ثمن مط مواسير ©" على الحانط من بند ( ۱۸ ) n‏ 
( - ) خصم ثمن قفیز ‏ ثلث * ثمن القفیز × 8٠ر١‏ ۰۰ 


( - ) خصم ثمن آسمنت ورمل وسلاقون وبوية زیت من 
بند ( ۱۸ ) دی با 


۰ 
مه 


YoY 


بند رقم ( ۱٩‏ ) بالمتر الطولی - تورید وترکیب مواسیر زهر ۴ 
بوصة سمك 4/۱بوصة أو ۱۱/۳ بوصة تحت الأرض طبقا لاصول 
الصناعة کامل مما جمیعه : - 


*- قيمة م ٠ط‏ مواسير على الحاتط من بند ( ١١‏ ) = رنه 
يخصم قيمة الآتى : - 

( - ) خصم ثمن قفيز - ثلث × ثمن القفيز × ٠٠ر١‏ ر () 

( - ) خصم ثمن أسمنت ورمل وسلاقون وبوية 
زیت من بند ( ۱٩‏ ) ر ۱ 

( - ) خصم وصلة طول ۳۰ سم - ثلث * ثمن الوصلة ر = ره 

( + ) يضاف أعمال الحفر ونقل ناتج الحفر والخرسانة على أسا س 

الحفر لسق ١‏ متر وبعرض ۳۰ سم وسمك الخرسانة العادية أعلى 

وأسفل الماسورة بسمك ۲۰ سم ( عرض الحفر - ٣ق‏ ٠خ‏ 

الماسورة . 


*- ثمن الحفر = ر × ام × ام × ثمن المتر المكعب = ١٠ر٠٠‏ 
*-ثمن الردم > وار × ۴۰ر × ١م‏ × 5 > بر +۰ 
*-نقل ناتج الحفر = ۳۶ ر*۳۰ر * ١م ie x‏ > ور هه 
*-خرسانة عادية = (۲ر *۳۰ر *۱م) - ٤١ر۴‏ × 
(۰۹ر + ۲) * (۹»ر + ۲ ) * ۰۱ وار ۰ 
ثمن المتر المكعب > مره (+) 


إجمالى التكلفة الفعلية ۳ 


بند رقم ( ۲۰ ) بالمتر. الطولى - توريد وتركيب مواسير زهر قطر ؛ 
بوصة سمك 4/۱ أو ١7/7‏ بوصة تحت الأرض وبنفس المواصفات 
السابقة كامل مما جميعه : - 


۱9۹ 


*- قيمة ريم + هر ۰ هر« ١‏ « من المتر المكعب كد وافي ی 
*- قيمة نفل ناتج الحفر * هر «در <۱ < ۲ ثمن المتر المكعب مور هه 
*- قيمة خرسانة * هر در « ١‏ - ۱۸ر۴ × 

( ۱۹۶ر + ۲ ) ×( ۱۱۵ر + ۲ ) ۰ ۲۳ز ۲۸ 


. ثمن المتر الدكعب > مره 


5 ال التكلة 1 الفعا ۳ ته مر هه 


بند رقم ( ۲۳ ) بالمتر الطولى - توريد وتركيب مواسير يونفرسل أو 
زهر مرن ( داكتايل ) ۷ بوصة سمك 4/١‏ أو ١5/7”‏ بوصة تحت الأرض 
عمق ١‏ متر وعرض الحفر 55 سم وسمك الخرسانة ۲۵سم أسفل جسم 
الماسورة وبسمك يزيد © سم عن الرأس أعلى جسم الماسورة كامل 
مما جميعه : - 


*- تمن مءط مواسير ۳۷ × مر ۱ © وورءء. 
*- ثمن کسر رصاص = ۴ كج × ثمن الکیلو چرام × ۱۰ر ۱ ( هالك ) ۰ ره 
*- ثمن إسطبة وکتان © هر کچ * ثمن الکیلو چرام × ۱۰ر! ( هالك ) ١‏ ۰.ر ۰ 
*- مصنعیه - ( اجر سباك + اجر مساعد + اجر عامل عادی ) > ال 
*- إهلاك عدة ( 1 ) * ۰۱ر = .مره 
*- تجارب و اختبار ات ( 1 ) * ۰۴ر ور وه 
*- قيمة حفر = ددر × ١‏ × ۱م.ط × ثمن المتر المكعب + E‏ 
*- قيمة ردم = مره ار ١‏ * ثمن المثر المكعب ...برد 
*- قيمة نفل ناتج الحفر= ۵ هر * ار * ١‏ × ثفن .,. ر 
۰- قيمة خرسانة “ هر« در ١‏ - ۴۱۱ ( ١ار‏ 
+ ۲ )× (۱۸ر +۲) ۰ ۳ر م۳ “شمن م۳ میرب 
جص (ز ۳و اوي 


اجمای التكلفة الفعلية سا ره 


0۹ 


( - ) ثمن وصلة طول ٠١‏ سم - ثلث × ثمن الوصلة ‏ -..ر.. 


( + ) يضاف أعمال الحفر والردم ونقل ناتج الحفر والخرسانة 
العادية على أساس عمق الحفر ١‏ متر وعرض الحفر ١‏ 4سم وسمك 
الخرسانة :۲ سم أعلى وأسفل جسم الماسورة : 

-قيمة حفر ١٤ر‏ * ١‏ * ام , x‏ ثمن المتر المكعب “ ۰ .ر ۰۰ 
-قيمة ردم هر “2 4ر × ام x‏ ثمن المتر المكعب = ١٠ر٠٠‏ 
-قيمة نقل ناتج الحفر“؛4ر* ه4ر* ام × ثمن المتر المكعب = ۰ «ر ۰۰ 
-قيمة خرسانة عادية “ ١٤ر‏ × ۵بر × ١م‏ - ۱۸ر۳ × 

( ١۱ر‏ + ۲) × ( هار + ۲ )= ۲۲رم۳ × شمن المتر المکعب - ١٠ر٠٠‏ 


(جمالی التكلفة الفعلية 2ه مق وا 


بند رقم ( ۲۲ ) بالمتر الطولی - تورید وترکیب موسير زهر قطر ٩‏ 
بوصة سمك ٤/١‏ أو ۱۱/۳ تست الأرض عمق ١‏ متر وعرض 
الحفر ۰ سم وسمك الخرسانة ۰ اسم أسفل جسم الماسورة وسمك ۵ سم 
اعلی رأس الماسورة کامل مما جمیعه طبقا لأصول الصناعة . 


*- ثمن م۰ظ مواسیر  ' ٩‏ ثمن ماسورة ۱۸۰ سم + هر۱م ره 
(i)‏ مر 
*- هالك أدوات ومهمات (أ) × ٥٠ر‏ = ۰«ر 
*- ثمن کسر رصاص = هر ۲ كج × ثمن الکیلو جرام × ١٠ر١‏ نان 
*- ثمن إسطبة مقطرنة ' = ور كج × ثمن الکیلو چرام × ۰ ۱ > ب بر ۰و 
*- مصنعية = ( جر سباك + جر مساعد ) + ( أجر عامل عادی + ۲ ) ۰ ۰ »رز » 
*- إهلاك عدة (آ) * ۰۱ر وا 
*- تجارب وإختبارات , (1) * ۰۳ر عق 


*- قيمة حفر “در × ١‏ مءط × ١‏ م.ط × ثمن المتر المكعب بر وه 


۱۳5۸ 


بند رقم ( ١5‏ ) بالمتر الطولی - تورید وترکیب مواسیر حدید قطر 
۳ بوصة تركب على الحانط مع الدهان وجهین سلاقون وثلاشة آوجه 
بوية زیت طبقا لاصول الصناعة کامل مما جمیعه : - 


*- شمن م ٠ط‏ مواسير 4/۳ بوصة اا 
*- ثمن كوع ۲/١‏ بوصة - لد * ثمن الكوع .بر ه 
*- شمن تيه (۲) ۱/۳ بوصة ريع × شمن التيه عمل 
*- نمن جلبة ۳/) بوصة > سدس × ثمن الجلبة > مور 
*- شمن قنیز 4/7 بوصة = ثلاثة آرباع × شمن القفیز = بر 
* - ثمن نبل ۱/۳ بوصة > ثلث × ثمن النبل ر 
* - ثمن لاكور ۲/۴ بوصة “سنس | * ثمناللاعور ‏ ٠٠ر..‏ 
* - ثمن جراب ماسورة واحد وربع 
بوصة رم * شین المئر الطولى ‏ - :مره 
(i)‏ اا 
* - اهلاك مهمات وأدوات ( 1 ) * هر ره 
۰- ثمن کتان * ار كج × شن الکیلو = ۰.ز ۰۰ 
۰- ثمن شمنت = ۱کج × ثمن الکیلو - ۰.ر ۰۰ 
*- ثمن رمل = ۰۱+رم۲۴ شن ۴۸ = ابر 
*- شمن سلاقون = ٤٠ر‏ كج × شن الکیلو = ۰.ر ۰۰ 
*- ثمن بوية زیت = ٦٠ر‏ كج * ثمن الکیلو = ١٠ر٠٠‏ 
* - شمن بلاستيك عازل > ار بكرة * ثمن البكرة 0٠ر٠٠‏ 
( ب ) سسس سره 
© - إهلاك مون = ( ب ( x‏ ار > بر ۰۰ 
*- مصنعية “ ( آچر سباك + ۸ ) + ( جر مساعد سباك + 8 ) ور 
۰- إهلاك عدة (1) *۱,ر- > ور وه 
*- تچارب واختبارات (1) * ۴.ر سا ور وه 
إجمالى التكلفة الفعلية = ر 


يضاف قيمة ۸۲۰ من المصنعية علاوة لكل دور بعد الأرضى ۰ 


۳۱ 


بند رقم ( ۲۶ ) بالمتر الدلولى - تورید وترکیب مواسير حدید مجلفن 
قطر نصف بوصة تركب على الحانط مع الدهان وجهین سلاقون وثلاثة 


*- ثمن م ٠ط‏ مواسير نصف بوصة الوه 


ر 

*- ثمن كوع نصف بوصة ١‏ * ثمن الكوع = ر 
*- ثمن تيه ( ١‏ ) نصف بوصة نصف * ثمن التيه ج 
*- ثمن جلبة نصف بوصة ربع * ثمن الجلبة > تیو 
*- نمن قفیز نصف بوصة ١‏ 7 * نمن القفیز ابر وه 
* - ثمن نبل نصف بوصة نصف × ثمن النبل سای : 
* - ثمن لاكور نصف بوصة از × شن اللاكور زو 

(i) ۱ ۱‏ رنه 
*- إهلاك ادوات ومهمات )١(‏ ن = و موه 
*- ثمن کتان شعر = ١عركج‏ * ثمن الكيلو = ۰.ر ۰۰ 
*- ثمن آسمئت = دراك × ثمن الكيلو = ۰.ر ۰۰ 
*- ثمن رمل ۰ ۰۱مرم۲۳ شن ۴۵ = رده 
*- ثمن سلاقون = 4 +رکج ‏ ثمن الکیلو = ١٠ر‏ 
*- نمن بویه زیت > ا.ركج × تمن الکپلو = ۰.ر ۰ 
* - ثمن شريط بلاستيك = ار بكرة × نمن البكرة” ۰.ر ۰۰ 

(ب) یت و نوی 

* - اهلاث مون = (ب) × ار- = بر وه 
*- مصنعية > ( اجر سباك + ۱۰ ) + ( آجر مساعد سباك + ۱۰) حت ره 
*- اهلاك عدة (۱ × ار > ر 
*- تجارب واختبارات (i)‏ ل ۳.ر > بر هه 


(جمالی التكلفة الفعلية عون و 
*- يضاف قيمة 2٠١‏ من المصنعية علاوة لكل دور ٠‏ 


بند رقم ۲۷ ) بالمتر الطولی - تورید وترکیب مواسیر حدید مجلفن 
قطر بوصه ونصف تركب على الحانط مع الدهان وجهین سلاقون وثلاثة 
آوجه بوبه زیت طبقا لاصول الصناعه کامل مما جمیعه : - 


*- ثمن م۰ظ مواسير بوصة ونصف © a‏ 
*- كوع 1/١‏ ۱ بوصة = ثلث x‏ من الکو ع > + بر وه 
*- تيه ۲/۱ ١‏ بوصة = ثلث × ثمن التیه ره 
*- جلبة ۲/۱ ۱ بوصة > سدس ۷ ثمن الجلبة > بر وه 
*- قفيز ۲/۱ ۱ بوصة = نصف x‏ ثمن القفيز = وورءه 
* - نبل ۲/۱ ۱ بوصة = ثلث × ثمن النبل = .مره 
* - لاكور ۲/۱ ۱بوصة “سدس × ثم اللاکرر > ۰ .ره 
(i)‏ “ر 
* - إهلاك آدوات ومهمات 1۱ × ۵ بر = ور ۰ 
*- ثمن کتان شعر = ۱۵.ر كج × ثمن الكيلو = ٠.ر..‏ 
*- ثمن أسمنت < دراكج × ثمن الكيلو ‏ ١٠ر‏ 
*- فيح رمل ال ا 
۰- ثمن سلاقون = ۷.ر کج × ثمن الکیلو ‏ ۰.ر ۰۰ 
*- ثمن بوية الزیت “ .ار کج × شن الكيلو = ١٠ر٠٠‏ 
( ب ) س س س س س س (+) = وموهة 
اهلاگ مون ( ب ) * ار ۳ هبو 
*- مصنعية “ ( أجر سباك + ۰ ) + ( أجر مساعد سباك +ه ) > ل ره 
*- اهلاگ عدة (1) * ۱.ر- بر 
*- تجارب واختبارات (1) * ۴.ر- = ور 


(جمالی التكلفة الفعلية = مر هه 


ملحوظة : يضاف قيمة ۸۲۰ من المصنعية لكل دور بعد 
الأرضى 


بند رقم ( ۲٩‏ ) بالمتر الطولی - تورید وترکیب مواسیر حدید مجلفن 
قطر ۱ بوضة تركب على الحانط مع الدهان وجهین سلاقون وثلاثة آوجه 


بوية زیت طبقا لأصول الصناعة کامل مما جمیعه : - 


*- ثمن م ٠ط‏ مواسیر ۱ بوصة 


*- ثمن كوع ١‏ بوصة « ثلث × ثمن الكوع 

*- ثمن تيه ۱ بوصة - ثلث * ممن التيه 

*- ثمن قفيز ۱ بوصة «نصف × ممن القفيز 

* -ثمن نبل ١‏ بوصة - ثلث × شمن النبل 

* - ثمن لاكور ۱ بوصة “سدس × ممن اللاكور 

* - ثمن جراب ماسورة واحد 

ونصف بوصة - #رام × ثمن المتر الطولى 

(i) 

*- إهلاك أدوات ومهمات (1) * ۵.ر- 

*- ثمن کتان شعر = ١٠ءركج×‏ ثمن الكيلو = ١٠ر‏ 
*- من آسمنت > ار كج × نمن الکیلو “ ١٠ر‏ 
*- ثمن رمل = ۰۲ .رم ۲۴ نمن م۴ ۰ حدر 
*- ثمن سلاقون = ٩.رکج‏ × ثُمن الکیلو ۰ ٠٠ر‏ 
*- ثمن بوية زیت = ٩.ر‏ کج × ثمن الکیلو ‏ ۰.ر ۰۰ 
* - ثمن شریط بلاستيك عازل . * ار بكرة × ثمن البكرة- ١٠ر‏ 


( ب ) دیس 


* - إهلاك مون ( ب ) × ار 


*- مصنعية = ( أجر سباك + ١‏ ) + ( أجر مساعد سباك + ١‏ ) 
۰- إهلاك عدة (1) «اعر 


*- تارب واختبارات (1) ۶ ۳و 


إحمالى التكلفة الفعلية 


. يضاف قيمة 7/۲۰ من المصنعية علاوة لكل دور بعد الأرضى ٠‏ 


۱۹ 


بند رقم ( ۲۹ ) بالمتر الطولی - تورید وترکیب مواسیر حدید مجلفن 
۳ بوصة تركب على الحانط مع الدهان وجهین سلاقون وثلاثه أوجه بوية 
الزیت طبقا لاصول الصناعة کامل مما جمیعه : - 


*- ثمن مءط مواسیر ۳ بوصة ۳ ۰ر 
*- ثمن كوع ۳ بوصة - سدس * ثمن الکوع و وال 
*- ثمن تيه ۳ بوصة = سدس * ثمن التيه نو 
*- ثمن جلبة ۲ بوصة = سدس * ثمن الجلبة وجو 
*- ثمن قفيز ۳ بوصة > نصف * شمن القفيز كق 
* - ثمن نبل ۳ برصة = سدس × ثمن النبل ۰ ۰ .زر 
* - ثمن لاكور ۳ بوصة - سدس * ثمن اللاكور سن > 
(i (‏ = ار 
*- إهلاك أدوات ومهمات ( (i‏ 9 ۵ مر = از 
*- ثمن آسمنت - هرا کج * ثمن الكيلو جرام = ١٠٠ر‏ 
*- ثمن رمل - ۱۵.رم۴ × شمن م۴ * داق 
*- من سلاقون * ٩ار‏ كج × ثمن الكيلو جرام - ۰«ر 
*- ثمن بوية زيت = ٤۲ر‏ كج * ثمن الكيلو جرام = ٠٠ر‏ 
*- ثمن کتان شعر = ١۲٠ر‏ کج × ثمن الكيلو جرام = ١٠ر‏ 
( ب ) متیتیتنی. اب وروی و 
إهلاك مون ( ب x‏ ار = ه وو و 


( 
*- مصنعية “ (أجر سباك +۳ ) + (أجر مساعد + ۳ ) + ( آجز صبى +۳) * ۰,ر ۰.۰ 
*- إهلاك عدة 1۱ 
*- تجارب واختبارات (1) ۳ ۳ وی د 


(جمالی التكلفة الفعلية جح ور و 
*- يضاف قيمة ٠١‏ من المصنعية علاوة لكل دور بعد الارضی ٠‏ 


9 كد 5 هو‎ - ۱ x 


10° 


بند رقم ( ۲۸ ) بالمتر الطولی - تورید وترکیب مواسیر حدید مجلفن 
"قطر ۲ بوصه تركب على الحانط مع الدهان ووجهین سلاقون وئلانه 
آوجه بوية زیت طبقا لاصول الصناعة کامل مما جمیعه : - 


*- ثمن م۰ظ مواسير ۲ بوصة - مره 
*- ثمن کوع ۲ بوصة. -ثلث * ثمن الکوع ویو 
*- ثمن تيه ۲ بوصة « ثلث ١‏ × ثمن التيه كا رز 
*- ثمن جلبة ۲ بوصة - سدس × ثمن الجلبة كمه 
*- ثمن قفيز ۲ بوصة = نصف * ثمن القفيز ر 
* - من نبل هدیسد ۲ 
بوصة - ثلث * ثمن النبل وی 
* - ثمن لاکور ۲ بوصة - سدس * ثمن اللاكور ر 

۱ (1) هی 
*- إهلاك ادرات ومهمات ( ۱ ) × ر > .بر 6۶(۰۰) 
*- ثمن کتان شعر > ۲.ر كج × ثمن الکیلوجرام < 
*- ثمن أسمنت = درا كج * ثمن الکیلوجرام = 
*- ثمن رمل © ۰۱ مر م۴ * شمن ۳۸ ره 
*- من سلاقون - غءر كع × لمن الكيلوجرام - ١٠ر‏ 
*- ثمن بوية الزیت = ۱۲ر كج * ثمن الکیلوجرام = ٠٠ر‏ 

( ب ) ب و و ۱0 

* - إهلاك مون (ب ) * ار TET‏ 
*- مصنعية = (أجر سباك + 4 ) + (أجر مساعد + ٤‏ ) + (أجر صبی + ؛) ۰ ۰ءر ۰۰ 
*- اهلاگ عدة (1) × مرت = ر 
*- تجارب واختبارات ( 1 ) * ۳ر- احير 


*- يضاف قيمة ۲۰ من المصنعية لكل دور بعد الأرضى ۰ 


۳۹ 


بند رقم ( ۳۱ ) بالمتر الطولی - تورید وترکیب مواسیر حدید مجلفن 
قطر نصف بوصة للمیاه الساخنة تركب على الصانط وتشمل العزل 
وفواصل التمدد وطبقا لاصول الصناعة کامل مما جمیعه : - 


*- قيمة التكلفة الفعلية للمتر الطولی مواسیر نصف بوصة من بند اكز 0 


(۲۶ ) 5 ۱ 0 0 
*- ثمن عزل حراری بسمك ٠١‏ مم ١٠ر‏ کج × ثمن الکیلو 

جرام 

*- من دهان يتحمل الحرارة = “#.٠ركج ‏ * شمن الكيلو - ..ر.. 
جرام ۱ ۱ > .بر هه 
* - مصنعية عزل = (أجر عامل فنى + ۱۲ ) + ( أجر مساعد 

۱ ۳ 


*- مصنعية دهان بتحمل الحرارة = ( أجر نقاش + ۱۲ ) اور هه 


- «ر ۰ 
*- خصم قيمة تمن السلاقون وبوية الزيت ‏ * ارا ۶ ۰«ر ۰۰ 
۱-9 
(جمالی التكلفة الفعلية > و وی ۰ ۰ 


*- ویضاف قيمة ۲۰ / من المصنعية ( مصنعية البند 
4 + مصنعية هذا البند ) علاوة لكل دور بعد الأرضی ۰ 


بند رقم ( ۳۲ ) بالمتر الطولی - تورید وترکیب مواسیر حدید مجلفن 
قطر 4/۳ بوصة للمیاه الساخنة تركب على الحانط وتشمل العزل وفواصل 
التمدد وطبقا لاصول الصناعة کامل مما جمیعه : - 


۳۷ 


بند رقم ( ۳۰ ) بالمتر الطولی - تورید وترکیب مواسير حدید مجلفن 
؛ بوصة تركب على الحانط مع الدهان وجهین سلاقون وثلاثة آوجه بویه 
زیت طبقا (اصول الصناعة کامل مما جمیعه : - 


*- ثمن م۰ط مواسیر 4 بوصة ع بر 
*- ثمن كوع ؛ بوصة > سدس × ثمن الکوع بر وه 
*- ثمن تيه 4 بوصة = سدس * ثمن التيه بر 
*- ثمن جلبة ؛ بوصة = سدس * ثمن الجلبة > بر وه 
*- ثمن قفيز ؛ بوصة = ثلث * ثمن القفیز مره 
* - نمن نبل ٤‏ بوصة = سدس * ثمن النبل > مرو 
* - شمن لاكور 4 بوصة = سدس × ثمن اللاکرر = ٠٠ر‏ 


*- إهلاك أدوات ومهمات ( ۲ ) * ر ۵ و مین 
*- ثمن آسمنت ۲ کج × ثمن الکیلو چرام ‏ ١٠ر٠٠‏ 
*- ثمن رمل - ۲.ر ۳۵ « شمن م۴ جح ور ۰ 
*- ثمن سلاقون = ۲ر کج × ثمن الکیلو چرام = ٠٠ر٠٠‏ 
*- ثمن بوية زیت = ٣ر‏ کج × ثمن الکیلو چرام * ۰«ر ۰۰ 
*- ثمن کتان شعر - ۵.ر كج × ثمن الکیلو جرام = ۰.ر ۰۰ 
(ب ) n‏ ره( 
» - إهلاك مون ( ب ) x‏ ار > + بر« 
*- مصنعية - (آجر سباك +۲ ) + (آجر مساعد + ۲ ) + (أجر صبى + ۲) = ۰.ر ۰۰ 
*- إهلاك عدة (i)‏ 0 ۱ - = ره 
5 ارب واختبارات ) أ ( x‏ ۰۳ = و وو ه 


*- يضاف قيمة ۸۲۰ من المصنعية لكل دور بعد الأرضی كعلاوة ٠‏ 


إجمالى التكلفة الفعلية = ر 


بند رقم ( ۳۶ ) بالمتر الطولی - تورید وترکیب مواسیر حدید مجلفن 
قطر ۲/۱ ابوصة للمیاه الساخنة تركب على الحانط مع العزل وفواصل 
التمدد وطبقا لاصول الصناعة کامل مما جمیعه :- 


*- ثمن م۰ظ مواسیر ۲/۱ ۱ بوصة من بند ( ۲۷ ) > ۰ ار 
*- ثمن عزل حراری بسمك ۲۰ مم - ۹رکج × ثمن الکبلو جرام سج ارب 
*- ثمن دهان يتحمل الحرارة ۳ ١٤٠ر‏ كج × ثمن الکیلو جرام . ١٠ر٠٠‏ 
*- مصنعية عزل - ( آجر عامل فنی + ٩‏ ) + ( جر مساعد + ۱ ) ره 
*- مصنعية دهان نتحمل الحرارة  ١‏ - أجر نقاش + ٩‏ = ۰ مر 


- ۰ هبي هه 
( - ) خصم ثمن السلاقون وبوية الزيت * ارا (=) كي 
إجمالى التكلفة الفعلية روه 


43 -# 

بند رقم ( ۳۰ ) بالمتر الطولی - تورید وترکیب مواسیر حدید مجلفن 

قطر ۲ بوصة للمیاه الساخنة تركب على الحانط مع العزل وفواصل التمدد 
وطبقا لاصول الصناعة کامل مما جمیعه : - 


*- ثمن م۲۰ مواسیر ۲ بوصة من بند (۲۸ ) ۰ در 
*- ثمن عزل حراری بسمك ۲۰ هم - ار كج × شمن الکیلو جرام ٠٠ر‏ 
*- ثمن دهان بتحمل الحرارة “= ١٠ر‏ کچ × شمن الكيلو جرام ۰" ۰.ر ۰۰ 
*- مصنعية عزل -“ (أجر عامل فنی + ١‏ ) + ( جر مساعد +ه ) -..ر.. 
*- مصنعية دهان يتحمل الحرارة - أجر نقاش + ۰ ۰ بر 


( - ) خصم ثمن السلاقون وبوية الزیت × ار ۱ ۱ 


(جمالی التكلفة الفعلية = ودره 


*- ویضاف قيمة ۲۰ من المصنعية ( من مصنعية البند ۲۸ + 
مصنعية هذا البند ) علاوة لكل دور بعد الأرضی ۰ 


۳۹۹ 


*- قيمة التكلفة الفعلية للمتر الطولی مواسیر ٩/۳‏ بوصة من بند ( ۲۶ ). - ۰۰ر 
*- ثمن عزل حراری سمك ۰ مهم ۰ ۱ «ر کج x‏ ثمن الکیلو جرام جح بر 
*- ثمن دهان یتحمل الحرارة - ۳.ر کج * ثمن الكيلو چرام - ۰.ر ۰۰ 
*- مصنعية عزل - ( آجر عامل فنی + ۱۰ ) + ( آچر مساعد + ۱۰) -..ر.. 
*- مصنعية دهان وبتحمل الحرارة ‏ = جر نقاش + ۱۰ ۵ ول 


( - ) خصم ثمن السلاقون وبوية الزيت × ١را‏ (-) ت مء 


*- يضاف قيمة 7/٠١‏ من المصنعية ( مصنعية البند ۲۰ + مصنعية هذا البند ) 
علاوة لكل دور بعد الأرضی ۰ 


بند رقم ( ۳۳ ) بالمتر الطولى - توريد وتركيب مواسير حديد مجلفن 
قطر ١‏ بوصة للمياه الساخنة تركب على الحائط وتشمل العزل وفواصل 
التمدد طبقا لاصول الصناعة كامل مما جميعه : - 


*- قيمة التكلفة الفعلية للمتر الطولی مواسير ۱ بوصة من بند ( ٠١‏ ) “ر 
*- ثمن عزل حراری بسمك ۲۰ مم - 8ءر كج × ثمن الكيلو جرام ا ۰ 
*- ثمن دهان يتحمل الحرارة = ».ر کج × ثمن الکیلو © هون ۰۰ 
*- مصنعية عزل - ( آجر عامل فنی + ۸ ) + ( آجر مساعد + ۸ ) ونر 
*- مصنعية دهان بتحمل الحرارة - (آجر نقاش + م = .بر 


( - ) خصم ثمن السلاقون و بوية الزيت * ارا ۳7 ر 


إجمالى التكلفة الفعلية ر 


يضاف قيمة ٠١‏ من المصنعية ( مصنعية البند ۲١‏ + مصنعية 
هذا البند ) علاوة لكل دور بعد الأرضى . 


بند رقم ( ۳۷ ) بالمتر الطولی - تورید وترکیب مواسیر حدید مجلفن 
قطر بوصة ونصف تحت الارض طبقا لاصول الصناعة کامل مما جمیعه : 


*- ثمن م۰ط مواسیر قطر ۲/۱ ۱ بوصة من البند ( ۲۷ ). > اور وه 
( - ) خصم مون ترکیب على الحانط ودهان سلاقون وبوية زيت وئمن قفیز 
من بند ( ۲۷ ) (-) = دەر 


* وباعتبا ١‏ مد ِ .۳ 3 


*- ثمن الحفر = ۳۰ر × ۱م × ۱م۰ظ = ٣ر‏ × ثمن المتر المكعب 

*- شمن ردم = ۴ر م۳ - ۱۸ر۴ × ۱۹ × ۰۱۹ ۲۹۹ر × ثمن م۳ = ۰ بر 
*- ثمن بیتومین ۳ آوجه - ار کچ × ثمن الكيلو جرام يد 
*- ثمن خیش مقطرن ۲ وجه = ۲۲ر م۲ × ثمن المتر المسطح - ۰«ر 
*- مصنعية العزل = أجر عامل فنی. + ٠١‏ .بر 


(جمالی التكلفة الفعلية ت ابر 


۰ - فى حالة عزل المواسیر بواسطة الشريط البلاستيك 
اللاصق يتم خصم ثمن البیتومین والخیش المقطرن 
واضافه : 

ثمن شریط بلاستيك لاصق - ثلث بكرة × ثمن 
البكرة 


بند رقم ( ۳۸ ) بالمتر الطولى - توريد وتركيب مواسير حديد مجلفن 
قطر ۲ بوصة تحت الأرض طبقا لإصول الصناعة كامل مما جميعه : - 


۳۷ 


بند رقم ( ۳٩‏ ) بالمتر الطولی - تورید وترکیب مواسیر حدید مجلفن 
قطر ۱ بوصة تحت الأرض طبقا لاصول الصناعة کامل مما جمیعه : - 


*- ثمن م۰ظ مواسير قطر ۱ بوصة من بند ( ۲٩‏ ) = ور 

( - ) خصم مون ترکیب على الحانط ودهان سلاقون وبوية زیت وئمن قفيز 

من بند ( ۲۱ / ۳ وووىوه 
- یا الب 

**_الدراسة ستتم على أساس الحفر لعمق ١‏ مت ض الى 

۰ سم وبتم التتسیب فی حال القطر آقل اوالاکبر : 


*- ثمن الحفر - ۳۰ر × ۱م × ١مءط‏ = ٣ر‏ × ثمن المتر المکعب رنه 
*- ثمن ردم = ارم" - ۱4ر۴ × هر ۱۲ × ور ۱۲ = 


عر - .ەر = ۲۹۹ر × تمن المتر المکعپ « ٠٠ر‏ 
*- ثمن بیتومین ۳ وجه > در كج بیتومین × ثمن الکیلو جرام بر وه 
*- ثمن خيش مقطرن ۲ وجه - ۲4رم۲ . * ثمن المتر المسطح ‏ = ..ر.. 
*- مصنعية العزل - آچر عامل فنی + ۱۲ ع ونر وه 


إجمالى التكلفة الفعلية = ر 


** - فى حالة عزل المواسير بواسطة الشريط البلاستيك 
يتم خصم ثمن البيتومين والخيش المقطرن ويستبدل بها : 


* - ثمن شريط بلاستيك عازل = ربع بكرة × سن 
اليكرء ۱ 


۳۷۰ 


* * وباعة تى الحفر ١‏ متر وعرض ۳۰ 


۳ لتنسيب في حاله زيادة أو نقص فم عمق الحقر ۰ 


*- ثمن الحفر ۰ ار × ام × امءط» ٣ر‏ × ثمن المتر المكعب ر 
*- نمن ردم »ار - ۱۲ر۴ × ۰۳۷ر × ۳۷ءر × لمن المتر المكعب ‏ * ۰ مره 
*- ثمن بیتومین ۰ ١‏ كج ع« ثمن الکیلو جرام + «ز ۰۰ 
*- ثمن خيش مقطرن ۲ وجه * , ١ر‏ م۲ * ثمن المتر المسطح ‏ - ١٠رء.‏ 
*- مصنعية العزل - نجر عامل فنی ‏ + ۸ ور وه 
إجمالى التكلفة الفعلية ر 


۰ - فى حالة عزل المواسير بطريقة الشريط البلاستيك اللاصق يتم 
خصم ثمن البيتومين والخيش المقطرن وإضافة : 
ثمن شريط بلاستيك لاصق = 1/۷۰ بكرة × ثمن البكرة 


بند رقم ( ۰؛ ) بالمتر الطولى - توريد وتركيب مواسير حديد مجلفن 
قطر ؛ بوصة تحت الأرض طبق لاصول الصناعة كامل مما جميعه : 


*- ثمن م۰ط مواسیر 4 بوصة من بند ( ۳۰ ) ره 
* ( - ) خصم ثمن مون ترکیب على الحانط ودهان سلاقون وبوية زیت وثمن قفيز 

من بند (۴۰ ) ۳ وم و ۰ 
5 بإعتبار ع دات کر ۳۰ وب 


* - ثمن الحفر = ۳ر × ۱م * ۱م.ط = ار × ثمن المتر المکعپ “ ٠٠رء‏ 
*- ثمن ردم = ۳ر - ۱۲ر۳ × ۵.ر × هءر = ٩۲ر‏ × ثمن المتر المكعب ١٠٠ر‏ 
*- نمن بیتومین - ٣را‏ كج × ثمن الكيلو جرام -١٠٠رء.‏ 
*- ثمن خیش مقطرن ۰ ۷۵ر م۲ × ثمن المتر المسطح * ٠٠ر‏ 
*- مصنعية = أجر عامل فنی + ٩‏ تي 

> وورء 


إجمالى التكلفة الفعلية اا 


*- ثمن م ٠ط‏ مواسیر قطر ۲ بوصة من بند ( ۲۸ ) تد مر هه 
*( - ) خصم ثمن مون ترکیب على الحانط ودهان سلاقرن وبوية زیت وئسن 
قفیز من بند ( ۲۸ ) سا ره 


5 


** وباعد غر | مد ِ فر ۳۰ 
2 ۹ حاله : 003 3 1 گت 


*- ثمن الحفر = ٠‏ ر × ام × ١مءط‏ = آر ۳۵ × ثمن المتر المكعب سابل > 


*- ثمن ردم = “رم - ۱۲ر٣‏ × ١۲٠ر‏ × ۲9 .ر × ثمن للمتر المكعب = ره 
*- ثمن بیتومین = ۷ر کچ * ثمن الکیلو جرام ون وه 
*- ثمن خیش مقطرن ۲ وجه = ۸٤ر‏ م۲ × ثمن المتر المسطح ر 
*- مصنعية العزل = أجر عامل فنی + ۱۰ امین وی 


۶ - فى حالة عزل المواسير بواسطة الشريط البلاستيك 
اللاصق يتم خصم ثمن البيتومين والخيش المقطرن 
وإضافة : 


ثمن شريط بلاستيك عازل = نصف بكرة × ثمن 
البكرة 


بند رقم ( ۳۹ ) بالمتر الطولى - توريد وتركيب مواسير حديد مجلفن 
قطر ۳ بوصة تحت الأرض طبقا لإصول الصناعة كامل مما جميعه :- 


*- ثمن م۰ موسیر قطر ۴ بوصة من البند رقم ( ۲۹ ) ر 
*(-) خصم ثمن مون ترکیب على الحانط ودهان سلاقون وبوية زیت وئسن قدیزمن 
بند ( )۲٩‏ ون 


۳۷ 


بند رقم ( ۲؛ ) بالعدد - تورید وترکیب محبس نحاس سكينة قطر 
هر ۱ بوصة بجمیع مشتملات الترکیب وطبقا لاصول الصناعة کامل مما 


جميعه : - 

*- ثمن محیس ١را‏ بوصة 
*- ثمن لاكور ١را‏ بوصة 
*- ثمن نبل هرا بوصة 
*- ثمن كتان شعر 

* - ثمن سلاقون 


* - ثمن بوية زيت 


*- إهلاك مون وأدوات 
6- مصنعية 
*- تجارب وإختبارات 


إجمالى التكلفة الفعلية 


يضاف 4۲۰ من قيمة المصنعية علاوة لكل دور بعد الأرضى . 


= ۲ × ثمن النبل 

= ۲.ر كج × ثمن الكيلو جرام 
= ۲٠ر‏ كج × ثمن الكيلو جرام 
= ۲٠ر‏ كج × ثمن الكيلو جرام 


( ب ) 


= زپ) x‏ ؟ءر- 


“ ( أجر سباك + أجر مساعد ) + ؛ 


(ب) × ەر“ 


> ۵ ۰۰ 
‌ ول ۰ 
> وموه 
e‏ ور ۰ 
جد و نز :۰ 
۵ مو ۵ ۵ 
9 در ۰۰ 
2 » بر ۰۰ 


بند رقم ( ۳؛ ) بالعدد - تورید وترکیب محبس سكينة نحاس قطر ۲ 
بوصه بمشتملاته وطبقا لاصول الصناعه کامل مما جمیعه : - 


*- ثمن محبس سكينة قطر ١‏ بوصة 


*- ثمن لاكور قطر ۲ بوصة 
*- ثمن نبل ۲ بوصة 

*- ثمن كتان شعر 

* من سلاقون 


* شن بوية زيت 


*- إهلاك مون وأدوات 
*- مصنعیه 
*- تجارب واختبارات 


إجمالى التكلفة الفعلية 


يضاف 1۲۰ من قيمة المصنعية علاوة لكل دور بعد الأرضى . 


١ >‏ × ثمن السحبس 

١ -‏ * ثمن اللاكور 

- ؟ × شین النبل 

= ”عر كج × تمن الكيلو جرام 
> ۳.ر كج × ثمن الكيلو جرام 
= ١٠ر‏ كج × ثمن الكيلو جرام 


(e) 
و‎ 


- ( أجر سباك + أجر مساعد ) + 7 


e ۳ 


۳۷۵ 


© + بر ۰ 
+ و ۰ 
“ەر 

اك کس 
“ر 
هو ۰ ۰ 
> ب بر ۰۰ 
“ر 


° - فى حالة عزل المواسیر بواسطة الشریط ١‏ لبلاستيك 
اللاصق يتم خصم قيمة البیتومین والخیش المقطرن 
واضافة : 

ثمن شريط بلاستيك لاصق - ۱ بكرة × شن البكرة 


بند رقم ( 4١‏ ) بالعدد توريد وتركيب محبس نحاس سكينة قطر ١‏ 
بوصة بجميع مشتملاته وطبقا لإصول الصناعة كامل مما جميعه : - 


-*- ثمن محبس ١‏ بوصة - ١‏ × ثمن المعیس و 
-*- ثمن لاكور 1 بوصة - ١‏ × ثمن اللاكور كك 
ے- شمن نبل ۱ بوصة = ۲ × نمن النبل - مر ۰۰ 
*- ثمن کتان شعر = ۱.ر كج × ثمن الکیلو چرام 5 تون 2 ۶ 
۰ - ثمن سلاقون - ۲٠ر‏ كج × ثمن الکیلو چرام 
۰ - بوية زیت = ۳.ر كج × ثمن الکیلو جرام 

۱1۱ > بر مه 
*- إهلاك مون وأدوات -(1) × ۲.ر و 
»- پیا = ( أجر سباك + ١‏ ) +( أجرم + )١‏ = ۰.ر ۰۰ 
*- تجارب وإختبارات ۰ (۱) × ۲ر وس 


** - يضاف ۸۲۰ من قيمة المصنعية علاوة فى كل دور بعد الأرضى . 


۳۷ 


بند رقم ( 5؛ ) بالمتر الطولی - تورید وترکیب مواسیر رصاص 
ثقيل قطر ۳/۳۰ مم مع لف المواسیر بعبدد ۲ رقة خیش مشبع 
بالبیتومین أو شريك بلاستيك لاصق نصف على نصف وبجمیع مشتملات 
الترکیب طبقا لاصول الصناعة کامل مما جمیعه :- 


*- شمن مط رصاص 7/75 ٤مم‏ = ١‏ كج × ثمن الکیلو جرام وی ۳ 
* - ثمن قصدير = در كج × ثمن الکیلو جرام - بر وه 


*- ثمن خيش مشبع بالبيتومين = ط × القطر * ۲ (عدد الأوجه ) × 
وزن اش تر السطع - 


4 ار ٩۳*۳‏ «ر × در ۰۱ كج “ثمن كج = بر هه 
* - ثمن بيتومين = ١۷ر‏ كج * ثمن الکیلو جرام - ور ۰ 
٠‏ - ثمن آسمنت عادة - و كج × ثمن الکیلو جرام مر ۰۰ 
* - ثمن رمل = ١٠ر‏ م۴ × ثمن المتر المكعب 0 ١٠٠ر..‏ 
* - ثمن شمع لحام وماء نار = قيمة تقديرية 

اجمالی‌جزنی )1( ا 
*- اهلاگ مون ۰ (۱) * ور - - دور 
*- ثمن جلبة نحاس قطر هر ۱ بوصة - نصف * ثمن الجلبة د ۰ مر ۰ 
*- ثمن طبة تسليك = ثلث × ثمن الطبة مره 
*- مصنعية تركيب = ( آچر سباك ٥+‏ +أجر مساعد+ه ) = ..ر.. 
*- تجارب واختبار ات -(1) × ۲مر- - ۰ «ز 
(جمالی التكلفة الفعلية ۰ بر ۰۰ 


يضاف 2٠١‏ من قيمة المصنعية علاوة لكل دور. 


VY 


بند رقم ( 47 م ) بالعدد تورید وترکیب محبس سكينة نحاس قطر ۴ 
بوصة بمشتملاته وطبقا لأصول الصناعة کامل مما جمیعه : 


* - ثمن محبس سكينة قطر ۳ بوصة ١١‏ × ثمن المحبس ور ۰۰ 
* - ثمن لاكور قطر ۳ بوصة ١‏ × ثمن اللاكور ەر 
* - ثمن نبل قطر ۳ بوصة "۳ × ثمن النبل عي 
* - ثمن کتان شعر = ”هر كج × ثمن الکیلو جرام = ود هه 
* - ثمن سلاقون = 4 .ر كج × ثمن الكيلو چرام رده 
- ثمن بوية زیت = ٩.ر‏ کج × ثمن الکیلو جرام ور وه 
13 > موه 

* - إإهلاك مون و آدوات ۱ج )۶ ۰۲ر ع ور 
* - مصنعية - (أجر سباك + لجر مساع )+۲ « ۰ ره 
* - تچارب و اختبارات ۳ (6/) * ۲ ۰«ر > ۰ بر ۰ 


إجمالى التكلفة الفعلية ماه 
يضاف ۲۰ من قيمة المصنعية علاوة لكل دور بعد الأرضى . 


بند رقم ( 44 ) بالعدد توريد وتركيب محبس سكينة نحاس قطر ؛ 
بوصة بجميع مشتملاته وطبقا لإصول الصناعة كامل مما جميعه : - 


*- ثمن محبس سكينة 4 بوصة = ١‏ × ثمن المحبس > بر وه 
*- ثمن لاكور 4 بوصة = ١‏ × ثمن لللاکور > زه 
*- ثمن نبل 4 بوصة = ۲ × ثمن النبل ره 
*- من کتان شعر = ۵ .ر كج × ثمن للكيلو جرام > ەر 
* قن سلاقون > ١٠ر‏ كج × ثمن الکیلو جرام 
* -ثمن بوية زيت = ۰۸ر كج × ثمن الکیلو جرام 

( د ) : “ر 
*- إهلاك مون وأدوات (د) × ۴ ور و 
موصي = ( لجر سباك + أجر مساعد ) م ره 
*- تچارب وإختبارات ۰ () «*«ابر- ع مره 


يضاف 1۲۰ من قيمة المصنعية علاوة لكل دور بعد الأرضى. 


۳۷۹ 


بند رقم ( 4۷ ) بالمتر الطولی - تورید وتركيب مواسیر رصاص 
ثقیل ۸۵/۷۰ مم مع لف المواسیر ۲ رقة خیش مشبع بالبیتومین أو 
بالشريط البلاستیك اللاصق ( نصف على نصف ) وبجمیسع مشتملات 
الترکیب وطبقا لاصول الصناعه کامل مما جمیعه :- 


*- ثمن م. ط رصاص 5/75 لمم - ۱۸ كج × ثمن الکیلو جرام > مره 
* - ثُمن قصدير = ١‏ كج * من الكيلو جرام = ەر 
*- ثمن خيش مشبع بالبيتومين- ط × القطر × ۲ * وزن المتر المسطع - 
4 ۱ر ۳ × همير- × ۲ - كج × ثمن الكيلو جرام ۵ ايوق 
* - شمن بيتومين = درا كج × ثمن الكيلو جرام ا 
* - ثمن أسمنت عاد = ۱۰کج * ثُمن الکیلو جرام = ۰ ار 
* - شمن رمل = ۲.ر م۲ * ثمن المتر المكعب 2 + ۰.ر 
* - ثمن شمع لحام وماء نار “ قيمة تقديرية 

)€ ) ۳ 9 
*- اهلاك مون = )چ( x‏ ۶ مر - = ۰ بر 
*- نمن جلبة نحاس قطر ۳ بوصة - نصف * ثمن الجلبة ر 
*- ثمن طبة نحاس للتسليك = نصف × ثمن الطبة د » بر 
*- مصنعية >( أجر سباك ۲۶ ) + ( أجر مساعد + ۲ ) + ( أجر صبى ۲) = ١٠ر‏ 
*- تجارب واختبارات ۳( *# اي دعن 


اجمالی التكلفة الفعلية ف بر هه 


۶۰ - يضاف ۲۰/ من قيمة المصنعية علاوة لكل دور بعد 
الارضی . 
تفت دالة عزل الموا الث بط البلا بل اللا 5 


يتم خصم ثمن الخیش والبیتومین واضافة : 
__ ثمن شریط بلاستيك لاصق = ۵ ۷ر بكر × ثمن البكرة 


۱۷۹ 


بند رقم ( 45 ) بالمتر الطولی - تورید وترکیب سواسیر رصاص 
ثقيل قطر ۱۰/۵۰ مم مع اللف بعدد ۲ رقه خیش مشبع بالبیتومین او 
بالشريط البلاستيك اللاصق بطريقة النصف على النصف وبجمیع 
مشتملات التركيب وطبقا لاصول الصناعة کامل مما جمیعه : - 


*- ثمن م۰ظ مواسیر ۱۰/۵۰مم = .ار کج × ثمن الکیلو جرام - ونر هه 
*- شمن قصدير = ار كج × ثمن الکیلو جرام = مر وه 


*- ثمن خيش مشبع بالبيتومين “ مسطح الماسورة ( ط وڪ 


كيه + رز ات اس" ؛ ار ۴ x‏ ۹٣ر‏ * در ۱ .- کج "د نم الكيلو ت »ور و 
- نمن بیتومین > کچ x‏ فين کار جرم = » مر ۰۰ 
- ثمن أسمنت عادة = ۸ کج × ثمن الکیلو جرام = مر ۰۰ 
- ثمن رمل > ار ۴۵ × ثمن المتر المکعب = و ور وه 
Orr‏ = قيمة تقديرية ر 
( ب ) ات ۱ 
-٠»‏ اهلاك مون 5 ( ب ) > ۵ ور = .ور 
ب قبن با تی پوی 1 © لضف #اشبنالولية ‏ تادر 
+ شمن طبة تخس للتسلیك = لصف *«شن لطية ...ور 
*- مصنعية = ( اجر سباك + ؛ ) + ( آجر مساعد + 4 ) ه وهی 98 
*- تچارب واختبار ات = (ب ) × ۲ مر 6 قافن واج 


يضاف ۲۰/ من قيمة المصنعية علاوة لكل دور بعد 


الأرضى . 
***فى حالة عزل المواسير بلشریط البلاستيك اللاصق 


فة 77 


يتم خصم ثمن الخيش والبيتومين وإضافة : 
شريط بلاستيك لا = نصف بكرة × تمن 
البكرة . 


۳۷۸ 


بند رقم ( 4٩‏ ) بالعدد - تورید وترکیب محبس سكينة نیکل کروم 
قطر ۲/۱ بوصة أو 4/۳ بوصة بجمیع مشتملاته وطبقا لاصول الصناعة 


کامل مما جمیعه : - 


*- ثمن محبس سكينة نيكل کروم ۲/۱آو 1/۳ بوصة - ۱ × ثمن المحبس 
*- شمن لاكور ۲/۱ أو 1/۳ بوصة > ۱ × ثمن اللاکور 
*- ثمن نبل ۲/۱ او ۱/۳ بوصة - ۲ × ثمن النبل 
» - نمن کنان شعر = اءر* ثمن الكيلو 
* -ثمن سلاقون = ١ءر‏ کج × شمن الكيلو جرام 
* -ثمن بوية زيت -هاءركج × ثمن الكيلو جرام 

۱ ۱ ([ ۱ ) 
* - إهلاك مون و ادوات ۳ ۴ FE‏ 
پیا -( لور سيك + قور مساعد )+ ۸ 
*- تچارب واختبارات ۰( 1 ) * ۲ر 


إجمالى التكلفة الفعلية 


** يضاف 27٠١‏ من قيمة المصنعية علاوة لكل دور بعد 
الأرضى . 


بند رقم ( ٠٠‏ ) بالمتر الطولى-توريد وتركيب مواسير فخار حجرى 
قطر؛ بوصة بجميع مشتملاتها وطبقا لإصول الصناعة كامل مما جميعه : 


۲۸1 


بند رقم ( ۸: ) بالمتر الحلولی - تورید وترکیب مواسیر رساص 
ثقیل قطر ۱۱4/۱۰۰ مم مع نف المو اسیر بعدد ۲ رقة خیش مشبع 
بالبیتومین او بالشریط البلاستيك اللاصق ( نصف على نصف ) وبجمیع 
مشتملات الترکیب وطبقا لاصول الصناعة کامل مما جميعه :- 


*- نمن م۰ظ مو اسیر ۰ امم - ۲9 كج × من الکیلو جر ام > مور وه 
*- ثمن قصدير = ۸ر كج × ثمن الکیلو جر ام كد ووت 


07 


*- ثمن خيش مشبع بالبیتومین ‏ مسطح الماسورة × ارقه * وزن المتر 
المسطح = ) ار ۴ × ۲ × كج * شمن الكيلو جرام > ره 


* - نمن بیتومین = ۲ کج × ثمن الکیلو جرام = ره 
* - ثمن اسمنت عادة - ۱۳ كج × ثمن الكيلو جر ام به مور وه 
٠‏ - شمن رمل = #.رم” × ثمن المتر النكعب وورء. 
* - ثمن شمع لحام وماء نار = قيمة تقديرية ع وراه 


( د ) ۳ و هل 
۰- إهلاك مون = (د) ¥ و ور = مه ور وه 
*- ثمن جلبة نحاس قطر 4 بوصة ‏ « نصف ‏ * ثمن الجلبة ونر وه 
*- ثمن طبة نحاس للتسليك “نصف × شن الطبة ع مر 
*- مصنعية “ ( أجر سباك + ۲ ) + ( أجر مساعد + ۲ ) + (صبى + ۲ ) ۶ ۰«ر 
*- تچارب و اخنبار ات = ( د) × ۲ بر = دور 


إجمالى التكلفة الفعلية 8 بر ۰۰ 


مس 


يضاف 27٠١‏ من قيمة المصنعية علاوة لكل دور بعد الأرضى . 


** فى حالة عزل المواسير بالشريط البلاستيك اللاصق يتم خصم 
ثمن الخيش والبيتومين ويضاف : 


ثمن شريط د ثمن 


۱/۳۰ 


بند رقم ( ۵۱ ) بالمتر الطولی - تورید وترکیب مواسير فضار 
حجری قطر ٩‏ بوصة بجمیع مشتملاتها وطبقا لاصول الصناعه کامل مما 
جميعك : - 


*- ثمن م٠ط‏ مواسير فخار ١‏ بوصة شامل 


النقل ۳ ۱ × ثمن المتر الطولى 2 * ١٠ر٠٠‏ 
*- ثمن حبل مقطرن ومونة آسمنت ورمل ۱:۱ = ثمن مط × ۱۰ر > ابر هه 
۰- اهلاك = ثمن م۰ظ × ١٠ر‏ ع بر وه 
*- مصنعية = أجر سباك + اجر مساعد ( آجر عامل عادى + ۸ ) » »مر هه 
*- تجارب وإخبارات = نصف الإهلاك = ویر وه 


*- قيمة الحفر “ 2 كر × ١‏ × امءط > 19رم۳ × مسعر المستر 

المكعب = ور ۰ 
*- قيمة الردم * بر × .در × ۱م۱ط = ۳۲۵ر ۳ × سعر المتر 

المکعپ بر هه 
*- قيمة نقل ناتج الحفر = ١٦ر‏ × .هر × ۱ ۰۰ ۳۲9ر ۳۸ × سعر المتر 
مءط المكعب كه چو 
*- قيمة خرسانة عادية = ١٦ر‏ × .هر (-) ۲۹ر م۲ × سعر المكتر 
٤ر‏ * (دآر + ۲ )× ( ۲۰ر + ۲)۲ المكعب > مرو 


إجمالى التكلفة الفعلية كد عو 


TAY 


*- ثمن م ٠ط‏ مواسیر فخار ؛ بوصه شامل النفل = ۱ × ثمن 


المتر الطولی . 


*- من حبل مقطرن ومونة آسمنت 


والرمل بنسبة ۱ : ۱ 
*- اهلاك 


© صنعیه 


*- تجارب وإختبارات 


*- قيمة الحفر - عرض الحفر × عمق 
الحفر × ۱ مءط = وآالن × ۱ م ١١‏ 


فرظ 


*- قيمة الردم “ عرض الحفر × 
( عمق الحفر - سمك الخرسانة ) × 


ام .ظ = 


-١( ۰‏ ة؛ر) × ۱م .۰ط 
*- قيمة نقل ناتج الحفر = عرض الحفر 
× سعك الخرسانة × ۱ م.ظ = ۰ار 


“*دهة ور 2 ۲ م.ط 


٠‏ - قيمة خرسانة عادية = مکسب 
الخرسانة العادية ( _ ) مكعب الماسورة 
= مور هبار × 1 ۱ ۰ ۲18 


× ۰۷ر x‏ ۷ر 


إجمالى التكلفة الفعلية 


= ثمن معط × ۰ار 

= ثمن م ٠ط‏ × ۰٠ر‏ 
= أجر سباك + اجر 
مساهد + عامل عادی 
+ ٠ا‏ 


= نصف قيمة الا هناك 


> آرم" × سعر المتر 


YAY 


كك ا ا 


بند رقم ( ٩۳‏ ) بالمتر المسطح - تورید وترکیب بلاط فيشاتنى مفاس 
۵ سم على الحانط بمستوى البیاض مع ضبط العر امیس بحيث 
لاتزيد عن ۲ مم فى الإتجاهين وملنها بلبانی الاسمنت الابیض مع التلمییع 
طبقا لاصول انصناعه کامل مما چمیعه : - 


*- ثمن قیشانی ×٠١‏ ۱۵ سم > ۲۸۱ × ثمن المتر المسطح > مره 
۰- إهلاك = ثمن المتر المسطح × ار 
*- ثمن مونة الطرطشة: 

- ١م‏ رمل | * شمن م۳ ۰« .هه 

۵۰۰ کج اسمئت × ثمن كج = ,بر وه 


۰ 
5 
1 
0 


* - ثمن مونة التركيب - 
*- ۳۸۱ رمل × شن المتر المكعب ‏ = ۰.ر ۰۰ 
*- ۳۰۰کج أسمنت × ثمن الكيلو جرام = 0٠ر٠٠‏ 


*- ۲ كح بودرة * ثمن الكيلو = ۰«ر ۰۰ 
Es‏ «ر ۰ 
- ر ۰۰ * ار ۱ 

*- مصنعية التركيب * ( أجر مبلط + أجر مساعد ) + ۲۸۱۰ ص وراه 


إجمالى التكلفة الفعلية وا ا 


يضاف 2٠١‏ من قيمة المصنعية علاوة لكل دور بعد الأرضى ۰ 


وم ؟ 


بند رقم ( ۵۲ ) بالمتر الطولی - تورید وترکیب مواسیر فخارحجر ی 
قطر ۷ بوصة بجمیع مشتملاتها وطبقا لاصول الصناعه کامل مما 
جميعه : - 


*- مءط مواسير فخار ۷ بوصة شامل النقل . ۳۰ *١‏ من المتر الطولى > ٠٠رء»‏ 


*- ثمن حبل مقطرن ومونة أسمنت ورمل ۱:۱ = ثمن مءط × .ار - از 
۰- إهلاك 00 ۶ ه ثمن معط × دار ف نز 
*- مصنعية = أجر سباك + آجر مساعد + ( عامل عادی + 5 ) ت ره 
*- تچارب و اختباراث = نصف قيمة الهالك ۰ ور 


امه 0 الائیه :+ - 


- ١ 1 04 o. 


*- قيمة الحفر- ۵ * ۱ م × أمءط = ۵5 رم سعر المتر 


المكعب 

0 9 
*- قيمةالردم = ١1۸ر×‏ ١ار‏ 
× ام ٠ط‏ = ١١۲ر‏ م۴ × سعر المتر المکعب = وراه 
لابين 1 99 ل انج 
الحفر ۵ ۸٩ر‏ * ؛ در * ۱م .ط = ۳۷ر ۳۵ × سعر المتر انمکعب ره 
*- قيمة الخرسانة العاديةٌ* ١۸٦ر‏ × )در ( - ) ٤۱ر۴‏ × (۲۲۵ر +۲) × 
( ۲۳۵ + ۲ )= ۳۳ر م۲ = ۲۵رم۳ × سعر المتر المكعب = وورءء 
إجمالى التكلفة الفعلية = بر ۰» 


اح ع مه ود يد عد 


۳۸ 


*- من سپرامیاه شقانن 

المطلوب شامل النقل = ۱ × ثمن المتر المسطح 
*- اهلاك = ثمن المتر المسطح × ۰ ار - 
*- ثمن فرشة الخرسانة سمك ؛ سم : 

-* ١م"‏ زلظ ‏ ×« ثمن المتر المكعب = ۰ بر .۰ 

۰۰ در م۳ رمل × ثمن المتر العکعب = ۰ .ر‎ ٩۰ 

-. ۰ كج آسمنت عادة × ثمن الکیلو جرام = ٠٠ر٠٠‏ 


۵ مر ۱* ەر 

*- ثمن اللياسة ۲ سم : 

-* ۳۸۱ رمل × ثمن المتر المكعب = ١٠ر٠٠‏ 
-* ۳۰۰ كج أسمنت × ثمن الكيلو جرام = ٠٠ر٠٠‏ 


۰ مر ۷۰۰ بر ۱ 
× ۲ +ر 
*- ثمن مونة السقية : 
-* ۲ کج أسمنت أبيض × ثمن الکیلو جرام ‏ ۰ .ر ۰۰ 
-* ۲ کج بودرة × ثمن الکیلو چرام = ٠٠ر٠٠‏ 


۰ در ۰ ۰ x‏ ۰ ار ۱ 
*- مصنعية ترکیب * ( آجر مبلط + أجر مساعد ) + ۰ ۲2۸ 


إجمالى التکلفة الفعلية 


ویضاف ۰ ۲/ من المصنعية لكل دور 
بعد الأرضی کعلاوة ارتفاع ٠‏ 


YAY 


ه ور ۰ ۱ 


وام ا 


© و ور و 6 


و از الت 


بند رقم ( 54 ) بالمتر السسطح - تورید وترکیب بلاط سیر اميك 
مقاس ۰ سم أو ۰ سمأو ۰ سم على الحانط مع 
ضبط العر امیس طبقا لاصول الصناعة کامل مما جمیعه :- 


*- من م۲ سیر امیك/ای مقاس ١‏ * ثمن المتر المسطح كت ی 
*- اهلاك = نمن المتر المسطح × ار > مور هه 
*- ثمن مونة طرطشة کالبند السابق بر 
*- ثمن مونة السقب. کالبند السابق مره 
*- ثمن مونة الترکیب کالبند السابق = بر 
*- مصنعية الترکیب کالبند السابق = برد 
اجمالی التکلفة الفعلية بر هه 


ویضاف علاوة قدرها ۲۰ من المصنعية لكل دور بعد الأرضی ۰ 


بند رقم ( ٠١‏ ) بالمتر السسطح - تورید وترکیب بلاط سیر اميك 
مقاس ۱۰*۱۰ سمأو ۱۵*۰۱۵ سمأو ۲۰*۱۰ سمأو ۲۰*۲۰ سم 
٠‏ الخ وسمك ۹مم مع عمل فرشة خرسانة سمك ؛ سم لتسویه السطح 
مكونة من واحد متر مكعب زلط ونصف متر مكعب رمل و۲۵۰ کج 
آسمنت عادی یعلوها طبقة لياسة سمك ۲ سم مكونة من ۳۰۰ كج 
آسمنت لكل متر مکعب رمل ويلصق عليه القیشانی مع ضبط العر امیس 
وملنها بلبانی الأسمنت الأبيض وجمیع الاعمال نتم طبقا لاصول الصناعة 
کامل مما جميعه :- 


۱۸۳۹ 


بند رقم ( ۰۷ ) بالمقطوعية - عمل غرفة تفتیش مقاس ٩۰ ۰ ٩۰‏ 
سم بعمق ۷١‏ سم وبنفس مواصفات البند السابق کامل مما جمیعه : - 


* - قيمة انغرفة مقاس ۰ سم 


بعسق ۷۵ سم * vo x(+*[İ|)‏ تەر 
*- مصنعية عمل الميول “ ( أجرسباك ؛ آجر مساعد ) + ۲ هدز ده 
*- ثمن غطاء زهر وزن ١۱۲کچ‏ 

بالشنبر = ١‏ × ثمن الغطاء بانشنبر - اور 


*- مصنعية ترکیب الفطاءوالشنبر ‏ . - ( لجر سباك + أجر مساع ) + ۲ 


5 أل التكلفة الفعلية ( ۸ 4 ت ور هة 


۰ 
به 
۰ 

۱ 


بند رقم ( ۵٩۸‏ ) بالمقطوعيهة - عمل غرفة تفتيش ماس 
0٠‏ سم وعمق ۰سم مبانی طوب آسمنتی سمك سم وفرشة 
خرسانية سمك ۲۰سم ولها غطاء وزن ۱۲۰ كج بالشنبر وجميع الاعمال 
تتم طبقا لإصول الصناعة كامل مما جميعه :- 


*- قيمة الحفر = ۸۰ر ا×۸۰ر١ا×١٠٠را‏ = ۸۹ر ۲۳۸۳ فنة ۳۶ تا مر وه 
*- قيمة انردم * ( ۸۰۲ر ۱×١۲ر×١٠١ر)‏ + = وار ۳۸۱ #اشقلة 
(۰۸۲؛ر ۲۱ ۲ر) - بر + .ور المتر المكعب > مره 
*- قيمة نقل نانج الحفر = ۹٣ر٣‏ - ١ارا‏ * 47/ارام؟ × فة 

المتر المئعب مر و 
*- قيمة خرسانة عادية * ( هر ۱*هر ۳۰۱) = ۷ار م۳ × ف 1 

المتر المکعب م ور وه 
*- قيمة مبانى = 9*6 ار ۵*۱ آر *۰ار > )»ر ۴۱ × فنة ۳۶۵ ت بر وه 
*- قيمة بیاض > )۰ مر :ار کی × فنة ۳ > ور هه 
*-قيمة خرسانة مسلحة = (۰٩ر‏ × ٠۹ر‏ * 
۲ر ) - ( ۱۰ر × وثر × ۱۲ر ) = )9 ,رم *اضة ۳۵ = بر 


*-قيمة المجری خرسانة عادية =( ١٠ر‏ 
× ۰ار × عكر ) - ( ١٣ر‏ × ار * هار ...تس هه ارم۳ ×فنة م۴ = مره 


( ب ) ت ره 


1۸۹ 


بند رقم ( ٠١‏ ) بالمقطوعية - عمل غرفة تفتيش مقاس ۱۰۰5۰ 
سم عمق ۱۰ سم مبانى بالطوب الأسمنتی سمك ۲۵ سم وفرشة خرسانة 
عادية سمك ۳۰ سم ولهاغطاء زهر زنة ۱۲۰ كج بالشنبر وجمیع 
الاعمال تتم طبقا لاصول الصناعة کامل مما جميعه : - 


*- قيمة الحفر = ١را‏ × هر ۱ × .ور = ور ۲ ۳۵ * سعر ت و هی هو 


المتر المكعب 
*- قيمةالردم = ( ۲× .درا × .ار × - ۲ار ۳۸ × سعر المتر 
۰ر) + (۱*۲ر ۱ *۲۰ر × ١ثر)‏ = ٩۳ر‏ المکعب > »مر ۰۰ 
يالف" 
*- قيمة مشال ناتج الحفر * ۰۳ر۲ - ١إر‏ ۳۸۱۸۱ * سسسعر 
المتر المكعب مره 


*- قيمة خرمسانه عادية = ( ور ۱ « ور ۱* 
۰ر) + 4 × ومر × ( هار × ١٠ار+‏ 2 ۸۲رم۳ × سعر المتّر 


۵ * ۰ار ) المكعب كك و ا 
*- قيمة العبانى = 4 × ۸۵ر × دار × .ار “ادم لسم 

المتر المكعب = بر وه 
*- قيمة بیاض = ۸ × .ور × ١ار‏ * 6 4ر ۲۸۱ امس هر 

المتر المربع جح مره 
*- قيمة المجرى ۶ ( ١٠ر‏ × .در ۰ ار ) مر م۳ × تمن 
- ( ۰ر × ۱۰ر × ۰ ار ) المتر المکعب > و وو ۰ 
إجمالى جزنى ١١‏ ( | ت ره 
*- مصنعية عمل الميول = ( اجر سباك + أجر 

مساخد * ۲ ) = وورء 
*- ثمن غطاء زهر ۱۲۵ كج بالشنبر = ١‏ × ثمن الغطاء بالشنپر = ١٠ر‏ 


*- مصنعية تركيب الغطاء 


إجمالىالتكلفة الفعلية 


- أجر ( أجر سباك + أجر 
مساعد ) + ۲ 


YAN 


بند رقم ( ٠١‏ ) بالمقطوعية تورید وترکیب حنفية حریق قطر در ۲ 
بوصة كاملة تركب على الحانط داخل دولاب صاح بجمیع مشتملاتها 
وطبقًا لإصول الصناعة كامل مما جميعه : - 


*- ثمن حنفية حريق در ۲ بوصة = ١‏ * اتحنفية = .مره 
*- تمن كوع حدید در ۲ بوصه ‏ ۳ بوصة = ۱ × الکو ع - مره 


*- من دولاب صاج مقاس ١‏ × ٥ار‏ متر وع ٣٣ر‏ متر 
الظهر والجوانب والقاع من الصاج المجلفن سمك ١مم‏ على ميكل 
من الزوايا الحدید قطاع ۲۳۸*۳۸ همم تجسع بالکهرباء وله باب 
كريتال فار غ زجاج ٣مم‏ مکتوب عليه “ حریق " کاس بالمفصلات = ۰ .ر ۰ 
والمفتاح ولوازم الترکیب على الحانط مع الدهان وجهین سلاقون 


وثلاثة اوجه زیت = ۱ × من الاولاب 
*- ثمن خرطوم مطافی طول ۳۰ متر - ١‏ × ثمن الخرطوم وة 
*- من لاكور سريع لزوم الخرطوم - ۲ × شمن الراكور ری 
*- ثمن باشيورى من النحاس ۳ ۱ × ثمن باشیور ی - ۰ و ۰ 
*- سن محبس ۳ بوصه سکینه ۰ ۰ 
نحاس = ۱ × تمن المحبس 
*- ثمن لاكور تجميع ۳ بوصة - ١‏ * ثمن اللاكور > حير 
*- شمن نبل بالصامولة ۳ بوصة - ۲ * ثمن النبل 2 عور 
*- تمن اسطبة شعر = ۵.ر كج × ثمن الكيلو جرام > مره 
*- ثمن سلاقون - ار كج * ثمن الكيلو جرام وز 
*- تمن بوية زيت = ۱۵.ر كج × ثمن الكيلو جرام ي 
(i)‏ کد وان[ 
*- الاك - ( ۱ ) 0 ۲ر د افق ١ه‏ 
*- متسنهية تركيب = ( اجر سباك + أجر مساعد ) × ۲ > يمر 
*- تجارب واختبارات = نصف قيمة المصنعية ۰ بر ۰ 


يضاف ۲۰/ من قيمة المصنعية علاوة لكل دور بعد الارضی. 


۳۹۱ 


“ آچر سباك + آچر مساعد ووو وه 
= ۱ × شمن الغطاء بالشنبر = ١٠ر٠٠‏ 
“= ( اجر سباك + اجر ةد وو 
مساعد ) + ۲ 


*- مصنعية عمل المیول 
*- ثمن غطاء زهر وزن ۱۲۵ كج بالشنبر 
*- مصنعية ترکیب الفطاء 


إجمالى التكلفة الفعلية مر 


بند رقم ( 54 ) بالمقطوعية عمل غرفة تفتيش مقاس ٠×1١‏ ۹سد 
عمق ۰۰سم وبنفس مواصفات البند السابق كامل مما جميعه : - 


*- قيمة الحفر - ,ور ۱ ۰ هر ۰۶*۱ ار 


۰ ۴ ارام × قلة 


المترالمكعب > ر 
قيمة الردم ‏ “(١×هرا×١٠ر×.٠ر)+‏ #سءلارم7 × فة 
٤۰× ۲(‏ ر ۰۱ ار *۰ار) = ۳۹ر + ٤٣ر‏ المتر المکعب ت ونه 
*- قيمة مشال ناتج الحفر - ٣٤ر۲‏ - ١۷ر‏ < ۷۳ر ۳۱ × فة 
المتر المكعب > + بر ۰ 
۰- قيسةنخرساة عادية - ۸۱هر ۳۵ * فنسسة 
=( ۰را × ۰هر ۳۰۱ ) المتر المكعب ه » مر ه 
٠‏ ق ةم اى - ار : ۳۵ »ف ةة 
۲ ×( هر +۵ ار ۵*)۱ ار ۰ ار المتر المكعب لاي كك 
*-قيمة المجرى خ .ع =( ۰ر * .ور * > را م۳ × فف 7 
۰ر ) - ( ۹۰ر × عكر × هار ) المتر المکعب 
*- قيمة خرسانة مسلحة ۰( ۱۰ر .ار ۲« ۲۲بر م۴۳ «فنستهة 
× ۱۲ر ) - ( ار × ۰٦ر‏ × ۱۲ر ) المتر المکعب 
*- قيمة بياض - ۲ × ( ١٠ر+٠٠ر)‏ × ار = ۸رام۲ × فة 
المترالمسطح = ,بر 
*- مصنعية تخلیق ميول - ( أجرسباك + آجر “٠٠ر‏ 
مساعد ) + ۲ 
*- ثمن غطاء زهر زنة ۱۲۶ كج بالشنبر ۰ - ١‏ × ثمن الفطاء بالشنبر - ١٠ر٠‏ 
*- مصنعية تركيب الغطاء والشنبر - (أجر سبك + أجر عبر 
مساعد ) + ۲ 
ب ۰و ۰ 


إجمالى التكلفة الفعلية 


۳۹۰ 


uaa 


*- نمن ماسورة حديد مسحوبه قطر - ١‏ * نمن الماسورة ر 
۵ هم ١‏ ۲ نمن الوحدة ر 
*- ثمن بردة زهر وفلانش = ۱ × ثمن الوحدة 2 520 
*- ثمن کوع جزمه زهر بشفتین = ١‏ كج * نمن الکیلو جر ام 
*- ثمن مسمار أربعة فى نصف = مره 
يالصامونة - ربع كج × ثمن الكيلو جرام © 0درء. 
*- نمن وردة حديد نصف بوصة - 1 × شمن الوحدة ف مور وه 
*- تمن جوان کونش ؛ بوصة = ۲ کج × من الیلو > مور هه 
*- من رصاص کسر ۰ 
(i (‏ هر هه 

*- إهلاك ادو ات ومهمات ( ۱) * ۱.ر - مره 
*- نرب واختبارات ( 1 ) * ۱ ر ر ۰۰ 
*- مصنعية > ( اجر سباك + اجر مساعد ! اجر 

سین ۴6 »بل 
إجمالى التكلفة الفعلية ر 


بند رقم ( ۱۲ ) بالمقطوعية - توريد وتركيب وإنشاء غرفه جافة 
مقاس ٩۰*۲۰‏ سم وبعمق ١٠سم‏ كاملة بجميع مشتملاتها كالبند رقم ( 
٠‏ ) ومرکب بها محبس قفل قطر ؛ بوصة وعداد مياه ٤‏ بوصه وجميع 
الاعمال تتم طبقا لإصول الصناعه کامل مما جميعه : - 


*- قيمة غرفه جافة ۰ × ٩۰‏ سم وبعسق ۰ مىم وبعد خصم قيمة 
الخرسانة المسلحة وقيمة المجری ( خ ۰ ع ) ومصنعية الميول وشن الغطاء 
الزهر ومصنعية تركييه = (۸) من بند رقم ( ۲۱ ) = ر 


*- تمن غطاء صاح 5١‏ × ۰ سم 


من البند نسابق ( 5١‏ ) = ویر و 
*- نمن محبس قفل قطر ؛ بوصه = ۱ × ثمن المحبس جا رنه 
*- نمن عداد قطر ؛ بوصة = ١‏ × ثمن العداد = ر٠٠‏ 
*- تمن بردة زهر ) بوصة = ۱ × ثمن الوحدة > بر هه 
* - نمن جوان کوش = ۴ × ثمن الوحدة ع بر مه 
*- نمن فلنشه حديد = ۱ × ثمن الوحدة كا ۱ در هه 
*- ثمن مسمار ؛إنصف - ۱ كج * ثمن الکیلو جرام ع مره 
*- ثمن وردة حدید نصف بوصة = نصف كيلو × نمنت الكيلو ع مور وه 


۱۹۳ 


بند رقم ( ۱۱ ) بالمقطوعية - تورید وترکیب وصله لعربة الانلضاء 
عبارة عن غرفة تفتيش جافة متاس ٩۰*۰۰‏ سم بعمق ٠‏ 5سم مبانی 
طوب أسمنتى بسمك ۲۵ سم وفرشة من الخرسانة سمك ۳۰ سم وغطاء 
صاج بقلاوة سمك ١٠ر‏ بوصة مقاس «5١‏ ٠1سم‏ وجميع مشتملاتها 
وطبقا لإصول الصناعة كامل مما جميعه :- 


*- قيمة غرفة تفتيش مقا 
۰ سم عمق ۲۰سم 
*- یخصم الاتی : 
قيمة خرسانة مسلحة 
قيمة المجرى ح ۰ ع 
قيمة مصنعية تخليل الميول 
قيمة غطاء زهر بالشنبر 
مصنعية تركيب الغطاء والشنبر 


*- ثمن غطاء صاج ١5*٠اسم‏ 
سمك ١‏ مم كامل بالحلق والقابض 
1۰۳ر ×۹۰ ر×٦‏ مم×۸کج 

*- تمن لاکور سریع 

*- ثمن صمام عدم الرجوع ٠٠١‏ مم 


*- ثمن علبة زهر ۲۰*۲۰سم 
(غطاء مفصلی يتحرك على کعبیسن 
پالجانبین ) ۱ 

*- ثمن کالون براس مربعة مکتوب 
عليه (حریق) 

*- ثمن لاكور مربع برونز مصقول 
قطر /امم 

*- ثمن مخرج لللاکور بغطاء نحاس 
بسلسلة 


> من بند رقم ( 51 ) 

- من بند رقم ( 9٩‏ ) = ۰ در هه 
- من بند رقم ( 04 ) = ۰ در هه 
> من پند رقم ( ۰4 ) = ۰ «ر ۰۰ 
= من بند رقم ( 55 ) = + مر ۰۰ 
= من بند رقم ( 1ه ) = مر هه 


(-) بشید 


1١ =‏ كج × ثمن الكيلوجرام مصنع 
١ =‏ × ثمن اللاكور 


١ =‏ × ثمن الصمام 
= ۱ × ثمن المحبس 
- ۱ × ثمن علبة الزهر 
١ -‏ × ثمن الكالون 
١ =‏ × ثمن اللاكور 


= ۱ × ثمن الوحدة 


۳۹۲ 


=> » ور ۰ ۰ 


8 شيمه رفع الصهاريج او اجز ارهد 
*- قيمه مصنفيه تركيب الخزان 
*- مصلعية تركيب الخزان 


*- قم ةفواعدمبنتاتى 
۸رر سس تر 
۴۸۹ر ۳۰ A‏ ر 


٠‏ قمة بياش للقواعد: 
(۸×۹۹ ۳۴ر × ۳۸ر]) + ( ۱ »× دكثر 
ای |= 

*- ثمن کمر حديد | ارتفاع ۱۲اسم» ۲ 
۷ و bss‏ 8 در ۱۱ كج ام ۰ط 

*- تمن فنض لاقرب مزراب قطر واحد 
ونصف بوصه 

*- ثمن محبس پرونز قطر راحد بوصة 
ونصف يركب بالقاع للنظافة والغسيل 
ومتصل بعاسورة الفاتض 

*- لمن ماسورة فطر واحد ونصف 
وماسورة انفط 

*- لمن عرامه من النحاس لها صمام 
بروز فصر ماسورة تعديه الصهريح 
واحد بو نتسه 

*- تمن محبس برونز قطر واحدوتصف 
بوصة يركب على ماسورة التوسيل مع 
خزان اخر 

*- ثمن ماسورة تهرية بكوع طول درا 
م وبفطر واحد بوصة 

*- قيمة دهان من الداخل ببوية مانعة 
للصدا غير سامة ۳۰۲۲2 + ۴+۲(۲) 
٩ ۰ ۱۲۰‏ 

*- قيمة دهان من الخارج وجهیسن 
سلافون وللاتة اوجسه بويسة زيت 
۶ ۲۴۰۲۰۲ ۳۲۱۲(۷) ۱*۷ 


*- مصنعية ترکیب التوصیلات للخزان 


2 


"جمالی التكلفة 


۱ 
ملحوظه : 2 


0 ۳ 


فيمة ايجار ونش نارفع 


> ( اجر حداد ۲ اجر مساعد ) × ٠١‏ 
< ( اجر سباك * اجر ۲ مساعد × ۴ 


- ۲رم۳ > فة المتر المكعب مبانی 


< ۲٤ر٣‏ ۲۸ × تمن المتر المسطح 


* ۱۳۲ کج * ثمن الكيلو جرام 

> الطول من الرسومات* ثمن المستر 
الطولى ( بند رفم ۲۶ ) 

- ۲ × ثمن المحبس ( بند رقم ٩۱‏ ) 
- الطول من الرسومات ۰ من المستر 


الطولى ( بند رقم ۲٩‏ ) 

١ =‏ × نمن العواميه 

> ۲ × ثمن المحبس 

> درا × تمن المتر الطولى ( بند رقم 
۰( 


> ۲۸۲۲ × ثمن المتر المسطح 


۰ ۲۲ ۲۱۵ × ثمن المتر المسطح 


= ( اجر سباك + اچر مساعد ) × ۴ 


۰ 
7 


رءء 


۰و ۰۰ 


*- اهلاك آدوات ومهمات )1١(‏ - دور 
*- تجارب واختبار ات ( 1 ) * ابعر = 

( ۲1 ) * ١ر‏ = ور وه 
*- مصنعيةالتركيب > ( أجر سباك + أجر مساعد ) × ۲ ع وول 


اجمالی التكلفة الفعلية جا بر هه 

بند رقم ( ۱۳ ) بالمقطوعیه - تورید وترکیب صهریج للمیاه من 
الصاج المجلفن بسمك لایقل عن ۳ مم على هیکل من الزوایا الحدید 
مقاس 9۰*۰۰ همم وخضوص حدید ۳۸ × ٦مم‏ وله غطاء محکم من 
الصاج المجلفن سمك ۲ مم ومقوی بزوایا حدید مقاس 9۰:۰ همم له 
مفصلات وقفل مع الدهان من الداخل ببوية مقاومة للصدأ ومن الخار ج 
وجهین سلاقون ووجهین بوية زیت شامل لوازم القاعدة ومواسیر المدخل 
والمخر ج والفانض والمحابس اللازمسه والعواسات ۰۰۰ الخ وجمیع 
الاعمال تتم طبقا لاصول الصناعة : - 


*- ثمن خزان مقس ۲۳*۲ امتر سعة 
٩‏ * ۱۱ لوح صاج مقاس ۱* ۲ستر 
سمك ٣مم‏ = ١١×٣مم‏ (سمث لللوح) * 
۸ كج ( الوزن للمتر المسطح لسمك ١مم‏ = ٥۲۸‏ کج × ثمن الکیلو جر ام مره 


۲ * ) 


* - تمن ژوایسا حدييد مقاس 
po ۷ ۰‏ = ۷ ام bi‏ ۷ = ٩ر‏ ۱۷۳ كج × ثمن الکبیلو جرام بر وه 


۷ر ؟كج/للمتر الطولى 
*- ثمن خوص حدید مقاس ٦×٥۰‏ مم“ 

۲ م ۰ط x‏ ۲ هر كج م ٠ط‏ = ؛ار هه کج × ثمن الکیلوچرام > و وی ۰ 
*- سين صسساج الفطساء = ۰ ۷۱ره × ثمن الکیلو جرام م ره 


۰*۰ ار" آمم*۸ كج 
* - ثمن زوايا للغطاء مقاس يم 


= »ور *۲ هر ۲ = ٤٠ر١‏ كج × ثمن الکیلو جرام تەر 
إجمالى جزنی ( ۱ = و ۰۰ 
*- فيمه هالك من صاج وزوایا (۱) x‏ ٣ر‏ = و و ۰۰ 


۳۹ 


بند رقم ( ٠١‏ ) بالمقطوعية - تورید وانشاء مطبق خرسانی مسندیر 
قطر ۱ متر بعمق حتى در ۲ متر والحواسا سمك ۲۵ سم والقاعدة 
بارتفاع ۳۰ سم مع البیاض الاسمنتی بسمك ۲ سم واضافه مادة السیکا 
وغطاء زهر زنة ۲۸۰ كج ۰ وجمیع الاعمال تتم طبقا لاصول الصناعة 
کامل مما جميعه : - 


*- قيمة الحفر = ۲ * ۲ × هر ۲ = ۲ر ۳۸۱۱ * فته المتر المکعب ره 


© - فيمه ال‌ردم* ۰۲:۲« ور ۲ - 


وار" × دلار* ۷۵ر × درا = > ۸ور ۴۸۵ × فنة المتر المکعب جا بر وه 
j ۲-۰‏ 

۰- و 4 مغ ال نساتج الحذ ۳ 

آر ۴۸۱۱ - ۸دره = ۲ ره ۳۵ × ذة المتر السکعپ ت و و اد 


*- قيمةخر انه عادبية = 

۴ + ر + ل ار ۴ x‏ 

(۷۵ر *۷۵ر - هر × ور ) × 50ر7 ۳۸ × فة المتر المکعب > مور وه 
ور ۲ م = كارا + ۱۸ر۳ × (٩ه۵ر-‏ ۱ 

۲ ر) × در ۲ م = ارا + ور‎ ٣ 

*- يمةخرسلتةه لحة = 

4 ار ۱۳دهر × دور - ۴۰ر ۴۰ر( 

« ٣ار‏ *# ار + ۴۱6 

(هدر*«ه ر - ور × ون ) × 

= ۱ر۳ ( دمر - ۰ ۲۱ر م۳ »× فنة المتر المکعب ت وی هه 
ذعر) * "ار × هار + اار٣‏ 

(۳۰ر ۹ار ۱ ار ءار - 

۰۴ ۰ زر 


۰ ۰ ار 


*- قيمة بباض آسمنتی داخلی = 

6 ار ۴× -را × درا + ۱6ر۳ × = ٤1ر۸‏ م۲ × فة المتر المسطح در ۰ 
هر × در = دمرلا + ٣۷۹ر‏ 

*- ثمن مجرى خرسانة = ( ٤١ر٣‏ 

× عقر × مور × هار ) - ( دار < ۵ ار ۳۵ * فنه المتر المكعب © ووو ۰و 
x‏ ۰ر * 1( 


4۷ 


بند رقم ( 1۶ ) بالمقطوعية تورید وانشاء مطبق خرسانی مستدیر 
قطر ۱۰سم بعمق ۲۰ر ۱ متر والحوانط سمك 5 ۲سم والقاعده بارتفاع 
۰سم مع البیاض الاسمنتی بسمك "سم مع اضافه مادة السیکا وغطاء 
زهر زنة ۲۸۰ کج وجمیع الأعمال نتم طبقا لاصول الصناعه کامل مما 
جمیعه :- 


*- قيمة حفر < ۰ر ۰*۱ر ۰*۱ هر ۱ 


؛هر۴۳ × فة للمتر المكعب مر هه 
*- قيمسة خرسقة عادية = 
۱ ار ۰۳۱ ار + ٤ر۴‏ 
( هر «ههر - ۳۰ر ۰ ۳ر) × ١٥۲ر‏ × * آرم۴ × فة المتر المكعب ره 
۲۰ = ۸ر +۳۱ 
(۳۲۰۳ر ×۰۹ر) × ٥۲ر‏ × ۲۰ر۱ 
*- قیمة ردم = ۱۲ر ٣×(۸ر×۸ر-‏ 
ور × ور ) «< ۵آر #۶ اړرهډ = 
۳۶ ( ٤ار‏ - ۳۰۴ر)* > ۳۲ر م۳ × فة المتر المکعب مره 
ر × ۰را * ار × ۳ر * ۵ ار 
× آر ۱ 
*- قيمة نقل ناتج الحفر = ٩هر۴-‏ ۱ 
۲ر = ۲٥ر۴‏ × فنه المتر المكعب ر 
*- يمسةخرسقة مسلحة = 
4 ار ۳( هر ور - x (ex‏ 
۴ر × ۵ار + ۱۸ار۴ × (۵هر «هدر ‏ = ۲۹ +ر ۳۸ × فة المتر المکعب بر وه 
= وكين « مار 1 × »ار ار = 
۲+ + ۰4 »بر 
قيمة بیساض أسمنتى داخلسی " 
+ار؟<<امار«اءآارا + ۱4ر۳ × = ور ۲ م۲ × فة المتر المسطح بر وه 
۳۰ ۷" ۳۰ ۰ ۲ + ۲۸ر ۱ 
*- ثمن درج زهر ‏ ٠5ر١‏ - ام > ١٠سم‏ ( للدر ج) = » هر ۰ ۰ 
*- ثمن غطاء زهر وزن ۲۸۰ كج - 1١‏ × ثمن الفطاء = یه 
*-ثمن سیکا = ١كج‏ لكل ۷۸۲۵ > ۱کج × ثمن الکیلو جرام ره 
*- من مجرى أسمنتية ( 4 ۱ر ۳ × مسدب 
عكر × عار × هار ) - ( ١ار‏ * 
دكر × هار ) = ۱۸ +رم۳ × ثمن المتر المكعب 
*- ثمن بيتومين - ۲ كج × ثمن الکیلو جرام درو 
*- مصنعية = أجر سباك + أجر مساعد و ور ۰۰ 


۳۹۹ 


4 هر ۳ ار + 4 x‏ ٥ر‏ 0 
۰ ٤ار‏ - ٩و‏ 

۰ ۳.ر ۳۵ × فنة المتر المكهف م مر ۰۰ 
*- قم تبياض داخلسسی ۰" 


4 »۲+ ار × کر = هر + ۳ ره م۲ * فنة المتر المسطح ” ۰ «ر ۰۰ 


٣ر‏ 
*- ثمن درج زهر - ( "م -١م)‏ + 

۳۰ = ٣درجات‏ × ثمن الدرجة ر 
* - ثمن مصفاة من الحديد بأبعاد 

اسم - ١‏ × شمن المصفاة > بر هه 
*- ثمن غطاء صاح سمك ٠١‏ مم 

بعدد ۲ مفصلة - ۱ x‏ ثمن الوحدة e‏ ووه 
*- ثمن سيكا = ۱ کج * ثمن الکیلو جرام - ۰.ر 
*- ثمن كوع ۵ بوصة = ١‏ × شمن الکوع ونر وه 
*- ثمن ماسورة زهر * بوصة - الطول × ثمن المتر الطولی 2 - ۰ »ره 
*- ثمن بیتومین ولوازمه - ۲ کچ * شمن الكيلو جرام كه دون 
*- ثمن رصاص کسر “كج * ثمن الکیلو جرام 

*- مصنعية - أجر سباك + أجر مساعد ی 


(جمالی التكلفة الفعلية ۳۳9 


بند ( ۲۷ ) بالمتر الطولی تورید وترکیب مواسیر بلاستيك للتغذية من 
البولي بروبلین قطر ( 0 ) بوصة يركب على الحانط أو مغلفة بواسطة 
أقفزة حدید من قطعتین مع التحبیش وحسب المواصفات ( مادة 
۶ طبق لاصول الصناعة کامل مماجمیعه : 

قطر( 0 ) بوصة = قطر نصف بوصة أو قطر 4/۳ بوصة أو قطر ۱ 
بوصة أو قطر ۲/۱ ١‏ بوصة أو قطر ۲ بوصة . 


: قطر نصف بوصة‎ - ١ 
۲/۱ ثمن م.ط مواسير قطر‎ 


بوصة > ٠ر‏ 
ثمن كوع قطر ۲/۱ بوصة ۱ * ثمن الكوع عو 
ثمن ۲" قطر ۲/۱ بوصة - نصف × ثمن ۲" = ره 


۲۹۹ 


*- ثمن درج زهر - (درام - ۱م) > 5 درجات * ثمن اللرجة 


+ ۲۰ر 
*- ثمن غطاء زهر وزن ۲۸۵ کح ١‏ × شمن الفطاء 

*- ثمن سیکا = ۱ کج × ثمن الکیلو جرام 

*- ثمن بيتومين = ۲ كج × ثمن الكيلو جرام 

*- مصنعية - ( أجر سباك + أجر مساعد ) × ۲ 


aansa 


بند رقم ( ٠١‏ ) بالمقطوعية - توريد وبناء بالرعة صرف میاه 
الأمطار بالشوارع مقاس ٠۰ * ٠١‏ × ۲ متر سمك القاعدة ۳۰ سم 
والحوانط سمك ١5‏ سم من الخرسانة العادية مع البياض الأسمنتی من 
الداخل سمك ۲ سم وإضافة ماده السيكا ويركب على الفتحة مصفاة من 
الحديد أعلاها غطاء مسمط من الصاج يفتح إلى أعلا ويركب على 
منسوب ۷۰ سم من القاع كوع بماسورة زهر ه بوصة حتی مطبق 
المجارى القريب وجميع الأعمال تتم طبقا لإصول الصناعة كامل مما 


چمیعه :- 

ات ور 1 قر = 

۰ ۱ ۰ر × ۳۰ر ۲ = ۸هره ۳۸ × فنة المتر المکعب 
-٠‏ قي ةردم = لر۱* 

3را ×۲- ار ۲۱ ارا ×۲ = ۷ر۲ م٠‏ * فنة المتر المکعب 
*- قيمة نقل ناتج الحفر - 

۸ر ۵م۷-۳ر ۴۵۲ > ۳۱۸ م” × فنة المتر المکب 


*- قيمة خرسقة عادرية = 
١ر‏ ا×ارا×۳۰ر + 4 × دمر × = ۷)ر۲ م۳ × فنة المتر المكعب 
دوكر × ۲ = لالار + ۷را 


۳۹۸ 


اهلاك عدة > ۱!) لقطر 4/۳ بوصة * ۲٠ر‏ 
تچارب و اختبار ات - (أ) لقطر 4/۳ بوصة × ار 


اجمالی التكلفة الفعلية لقطر 4/۳ بوصة 
يضاف قيمة 4۲۰ من المصنعية علاوة لكل دور . 


۳ - قطر واحد بوصة : 


قيمة الأدوات والمهمات > (]) کالسابق ولکن بقطر ۱ بوصة بدلا من قطر ۰ .٠ر٠٠‏ 


۱بوصة 


إهلاك أدوات ومهمات - () لقطر ۱ بوصة × 7۱۰ 


قيمة المون - (ب) لقطر ۲/۱ بوصة کالسابق ار ۱ 
هالك المون “ (ب) لقطر ۲/۱ بوصة × ار ۱ × 7۲۰ 
مصنعية : ( آجر سباك + آجر مساعد ) + ١‏ 

إهلاك عدة = (ا) لقطر ۱ بوصة × ۲ «ر 

تجارب وإختبارات > (أ) لقطر ۱ بوصة × 1۱1۰ 


إجمالى التكلفة الفعلية لقطر ١‏ بوصة 
يضاف قيمة 2٠١‏ من المصنعية علاوة لكل دور . 
4 - قطر ۲/۱ ١‏ بوصة : 


قيمة الأدوات والمهمات > (أ) لقطر ۲/۱ ابوصة بدلا من قطر ۲/۱ 
بوصة سابق 


إهلاك أدرات ومهمات - (أ) لقطر ۲/۱ ١‏ بوصة × /٠١‏ 


ثمن تيفلون = نصف × ثمن اليكرة . ١‏ .بر 
من مادة لاصقة = ١٠٠جرام‏ × ثمن الجرام > ەرە 


۳۰۱ 


ليا ۰ مر ۰۰ 


ثمن جلبة قطر ۲/۱ بوصة - ربع × ثمن الجلبة = بر هه 


ثمن حلقة قطر ۲/۱ بوصة - ۸/۱ × ثمن الحلقة © مره 
ثمن قفيز قطر ۲/۱ بوصة - ١‏ × لمن القفيزن 2 ..ر.. 
قيمة المواد والسهمات 1( ~~~ 
إهلاك أدرات ومهمات (1)* ۰ار 
ثمن تیفلون ربع بكرة " نمن البكرة " ۰ مر ۰۰ 
نمن مادم لاصقة ۰ چرام × من الجر ام بر وه 
ثمن أسمنت ۱ كيلو * ثمن الکبلو م ونر وه 
شمن رمل رم × ثمن ۴۳۸ ر 
(ب ) ۳ 
هالك مون زب كار ره 
مصنعية : 


( آجر سباك + أجر مساعد ) + ۱۰ 
اهلاگ عدة (1)* ر 


تجارب و اختبارات (1) × ار 
إجمالى التكلفة الفعلية لقطر نصف بوصة 


يضاف قيمة ۲۰ من المصنعية علاوة لكل دور . 
۲ - قطر ”4/7 بوصة 


قيمة المهمات والأدوات - كالسابق ( أ ) ولکن بقطر 4/۲ بوصة بدلا من 


۱ بوصة 
إهلاك أدوات ومهمات - (أ)لقطر 4/۳ بوصة × ۱۰ر 
قيمة المون - (ب) كالسابق لقطر ۲/۱ بوصة 


قيمة هالك مون > (ب) كالسابق لقطر ۲/۱ بوصة *۲۰ر 
مصنعية : ( أجر سباك + أجر مساعد ) + ۸ 


شمن الادوات والمؤ ات ۱ (i)‏ تم و ور و 
إهلاك آدوات ومهمات لقطر ۲بوصة . > (۱) * ار بر وه 
ثمن ماد لاصقة - ۲۲ چرام × ثمن الجرام ۰۳ +ر ۰۰ 

ثمن آسمنت هر ۲ کچم × ثمن کجم = ۰ مر ۰ 

من رمن - ۵ بر م۳ × ثمن کجم حا بر هه 

قيمة ثمن المون لقطر ۲ بوصة (ب ) سس اون 
هالك مون (ب )× ار = م ور ۰ 
مصنعية : ( آجر سباك + آجر مساعد + أجر صبی ) + ۰ = ره 
إهلاك عدة (1) * ۲ «ر م رنه 
تجارب و اختبارات (1) × ار = .بر 


(جمالی التکلفة الفعلية لقطر ۲ بوصة هه 


** فى حالة استخدام الجوان الکوقش بدلا من السادة اللاصقة 
پخصم قيمة المادغ اللاصقة من التكلفة بعالیه ویضاف شمن الجوان 


* يضاف ۲١‏ من المصنعية علاوة لكل دور . 


۲ - قطر ۳ بوصة 


دمن ادوات ومهمات لقطر 7 بوصف > (۱) نفس الأدوات والمهمسسات 
ونممهها ولكن لقطر ۳ بوصة بدلا مسن 


۱ قطر ۲ بوصة ره 
إهلاك أدوات ومهمات - (1) قطر ۳ بوصة ×ار = ر 
ثمن مون “ ( ب ) سابقا بنفس القيمة یره 
هالك مون - (ب )× كر سل ال 
مصنعية : کالسابق فى ( ۱ ) قطر ۲ بوصة = بر ۰ 
إهلاك عدة = ( أ ) لقطر ۳ بوصة × ۲ ۰ر سج ور 
تجارب واختبارات - (1)* ار سج اور 
إجمالى التكلفة الفعلية لقطر ۳ بوصة ۰ ,مر هه 


الحفر = "ر « ام * ١‏ مط = ار ۳۵ 
ردم » ۷رم × "رام ۰ ۱م.ظ ١ار‏ م۳ 


نقل ناتج الحفر ‏ ارم > ارم × ۱م.ط ٩‏ +رم۳ 


فرش وغطاء رمل * ( ٣ر‏ م × رم × ۱م.ظ ) - ٤۱ر٣‏ 
٥( ×‏ ارم + هر م ) + ۲ × (۲۵ ار + 
ەر ) × ۱م.اط = ٩‏ رم ۰۷ «ر 
= ۸۳ رز ۳۵ قيمة متوسطة للأقطار ۱ بوصة 
١ ۱/۳‏ بوسة و ۲ بوصة . 


۱ - قطر ۱ بوصة: 


ثمن متر طرلی مواسیر بلاستيك ۱ بوصة على الحانط من رقم ۴ بند ۱۷ 
سابقا ا 
,یخصم قيمة ( آسمنت + رمل + قفيز من رقم ۳ بند ۲۷ 1-1 ۳ هیده 
القيمة بعد اخصم بر هه 
ثمن الحفر * ۳ر م۳ × ثمن المتر المكعب - 
ثمن ردم - ۲۱رم۴ × ثمن المتر المكعب 2 
قيمة ناتج الحفر = ۹٠ر‏ ۳۸ * من المتر المکعب بر وه 
شمن فرشة وغطاء رمل * ۸۳١ر‏ م۳ × ثمن المتر المکعب 


إجمالى التكلفة الفعلية و وراه 
۲ - قطر ۲/۱ ١‏ بوصة 

قيمة متر طولى مواسير بلاستيك قطر ۲/۱ ١‏ بوصة على الحانط ( رقم ؛ 
بند ۱۷ سابقا ) 

پخصم قيمة ( آسمنت + رمل + قنیز ) رقم ؛ بند ۱۷ سابقا (-) ره 


5 
5 

5 
08 
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القيمة بعد الخصم س 5 
قيمة الحفر > ٣ر‏ م۳ * ثمن المتر المكعب = ره 


تمن هالك ادزات ومهمات ([) لفطر ٦‏ بوصه ۰ ار = ر 


ثمن المون ۰ ( ج ) سابق وبنفس القيمة ت ووو 
نمن هالك مون = (ج ) * آر ەرە 
مصنعیه : كالسابق لقطر ؛ بوصة > بر وه 
إهلاك عدة = ( أ ) لقطر ٦‏ بوصة × ۲ .ر مره 
تجارب وإختبارات < ( أ ) لقطر ١‏ بوصة × ار سج وراه 
إجمالى التكلفة الفعلية لقطر ۰ بوصة بر ده 


۰ فى حالة استخدام جوان الکاوتش يتم خصم قيمة المادة اللاصقة من القيمة بعاليه 
واضافة نمن جوان کاوتش . 


** يضاف علاوة 1۲۰ من المصنعية علاوة لكل دور . 
بند ( ۷۲۰ ) بالمتر الطولی تورید وئرکیب مواسیر بلاستيك .۳.۷.6 خاصة 


بالصرف تحت الأرض حسب المواصفات ۲//۳/4/؛ على طبقة من 
الرمال وبلاقطار الآتية : 


: قطر ۳ بوصة‎ - ١ 


ثمن متر طولی مواسیر بلاستيك ۴ بوصة سمك ٣مم‏ بر هه 
ثمن مشترك ۳ بوصة - ثلث × ثمن المشترگ “ ۰.ر ۰۰ 
ثمن كوع ” بوصة = ثلث × شمن الكوع 2 » ..ر.. 
ثمن وصلة ۴ بوصة - ثلث × ثمن الوصلة - ..ر.. 
ثمن آدوات ومهمات (i)‏ سا ات اج ورن 
هالك ادوات ومهمات =( )× ار = ره 


تمن مادة لاصققة وهالك ۳۰*۰ جرام × ثمن الجرام × ارا ء٠ر..‏ 
أو ثمن جوان كاوتش وهالك 

مصنعية : ( اجر سباك + آجر مساعد + آجر صبى ) + ۵ ره 
إهلاك عدة - ( أ ) لقطر ۳ بوصة × ۲ «ر 
تجارب واختبارات “ (1) لقطر ” بوصة × ار 
وبفرض عمق الحفر ۱ متر وبعرض ۲۰سم 


۰ 
۰ 

5 
8 
۰ 
ل 


۰ 
۰ 
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2 
۰ 

0 


° فى حاله استخدام الجوان الكارتش يتم خصم ثمن المادذ اللاصقة من قيمة بعالمه 
واضافة ثمن جوان کاوتش . 


° يضاف ۲۰ من قيمة المصنعية علاوقلکل دور . 
۳ - قطر ؛ بوصة 


ثمن الأدوات والمهمات “ نفس الأدوات و المهسات فة (أ) 
سابق ولكن لقطر ؛ بوصة بدلا من ۲ 


بوصة = ره 
إهلاك آدرات ومعدات - ( أ ) لقطر ؛ بوصة × ار م ونر وه 
شمن مادة لاصقة ۵جرام × ثمن الجرام = ۰ءر ۰۰ 
ثمن أسمنت = ۵ كجم × من كجم = ۰ .ر ۰۰ 
شمن رمل -۱+رم۳ ۲ شن ۳۵ اسيير.ءء 
ثمن المون )€( سس فا ور وه 
هالك منوت _ ۱ ۳ ان « مر ۰۰ 
مصنعية : ( آجر سباك + آجر مساعد + آجر صبی + 4 > ور وه 
إهلاك عدة > (۱) لقطر 1 بوصة × ۲ «ر = و و ۰۰ 
تجارب وإختبارات = (۱) لقطر ؛ بوصة × ار كد اق هه 


إجمالى التكلفة الفعلية لقطر ؛ بوصه ۰ مر ۰۰ 


هد مد ود خن وه 


** فى حالة إستخدام اجسوان الكاوتش يتم خصم قيمة المادة اللاصقة من القيمة 
بعاليه وإضافة ثمن ١‏ جوان كاوتش . 


* يضاف ۲۰ من المصنعية علاوة لكل دور . 

4 - قطر " بوصة : 

من أدوات ومهمات > نفس من الأدوات والمهمات فى ( 
أ) سابقا ولكن لقعاد. ٩‏ بوصة بدلا 


من ۲ بوصة . > ,بر هه 


مندد. درد 


۱ - فى حالة ترکیب المواسیر على فرشة من الخرسانة العادية يتم 
خصم ثمن طبقة الرمل من الأسعار بعاليه واضافة فرشة مسن 
الخرسانة العادية بنفس سمك طبقة الرمل أو بالسمك المطلوب فى 
العطاء . 


۲ - فى حالة زيادة أو نقص عمق الحفر عن واحد متر يتم 
التنسيب طبقا للعمق المطلوب . 


6666868886888 +) + 4 4 4 ۰ 6 6 4 4 4 4 


ثمن مشترك 5 بوصة 

ثمن کوع قطر ١‏ بوصة 

شمن ادوات ومهمات 

هالك ادوات ومهمات 

شمن مادة لاصقة و هالك 

أو جوان كاوتش وهالك 

مصنعية : ( آجر سباك + أجر مساعد 
إهلاك عدة 

تجارب واختبارات 


ويضاف قيمة أعمال الحفر والردم 


۶ (1) * ار 
- ۵۰ چرام × ثمن الجرام * ار ۱ 


+ أجر صبی ) + ٤‏ 
اب كدر 
۳ از 


والنقل ناتج الحفر على أساس 


عمق الحفر ۱ متر وعرض الحفر 4۵ سم : 


قيمة الحفر 
قيمة الردم 
قيمة طبقه رمل 
قيمة ردم رمل 


قيمة نقل ناتج الحفر 


= رم × ام × ام.ط × شمن ۴۸ 
- ارم × ارم * ام.ظ × ممن ۳۸ 
= ارم × آرم * ام.ط × ثمن م” 


= ( »بر «فر»۱ ) - (4ار" × 


۰۸ر × ۰۸ر) × شمن م7 


- ٥ار‏ م× لارام" ١‏ مط * ثأمن 


رل 


اجمالی التكلفة الفعلية لقطر ٩‏ بوصة 


؛ - قطر ۸ بوصة : 


ثمن م.ط مواسیر بلاستيك قطر ۸ بوصة = (1) 


هانك مر اسبر 
نمن مادة لاصقة و هالك 


أو ثلث جوان وهالك . 
صنعیه : ( اجر سباك + اجر مساعد 
هلاك عدة 
بارپ و اختبار ات 


(1)* ار 
- ۷۵ چرام × ثمن الجرام 
× ٣را‏ 

+ آچر صبی ) نم ۳ 

(1) * ر 

NS 


لمن خبور هسب ۱ 


° شمن غه شريته محام ربه 


*- نقل ونفریغ منوع (11) » 
*- اهلاك وعدة صغيرة (15) × 
- خامات صغيرة واهلاك عدذ صغيرة 


د .ر 
۰ 


اجمالی التكلفة الفعلية 


۳ - فى حاله ثلاثة مخارج : - 


(B8) 


( ب ) 


يضاف على قيمة التكلفة ( أ ) بعاليه الاتى : - 


*- ثمن سدلیب خشبية ٩‏ م .ط 
*- تمن مواسیر بلاستيك ۱۳ مم ۱۳م۰ظ 
*- من مؤاسير پلاستيك ١7‏ مم دآ معط 
۰ تمن بو اط ۱۰ * ۱۰ سم ۳ 

*- ثمن بواط ۲۰ * ۲۰ سم ٥۷ر‏ 
*- ثمن سلك نحاس ۲ مم ۰ م اط 
*- من سلك نحاس ۳ مع ۰ مط 
°“ نمن خابور خلب ۲ 

* - شمن لفة شریط لحام ربع 
اجمالى جزنی 

*- نقل وتفريغ منتوع ۱۱ 

*- هلات )¢( 

۰ 


- خامات مساعدد و هالك عدد تسغيرة 


إجمالى قيمة التكلفة الفعلية 


۳۱۵ 


* (e) 


× ثُمن المتر الطولی 
× تمن المتر الطولی 
* ثم المتر الطونی 
0 ثمن البو اط 
× ثمن البواط 
× ثمن المتر الطولى 
* ثمن المتر الطولی 
× تمن الخابور 


0 


نم تمن اللفه 
)€( 
x‏ در 


۰۳ x 
۳۹ 


۰۳ 


الفصل الحادی عشر 
اعمال الکهر باء 


- 


مقدمه 


* پسهل على اندارس أن يحدد مکونات بنود الأعمال الکهربانية إذا تتبع خطوات 
التنفيذ التى تمر بها المراحل المختلفة لتنفیذ أى بند وهی : 


۱ - ترکیب المو اسیر البلاستيك المختلفة الأقطار ۱۳ , ۱۱ مم ۰ 


1 
2 


تركيب الخوابير الخشبية والبواطات البلاستك مقاس ٠١‏ * ۱۰ سمأو 
۵ سمأو ۰ سم آو ۵ سم أو ۰ سم والعلبة 
الخشب و السدایب الخشبية ٠‏ 


۳ - التحبيش وتنزیت الاسلاك فى المو اسیر ۰ 

4 - ترکیب العدد الكهربانية ٠‏ 

د - الاختبر ٠‏ 

وسنعرض فبا يلى الدراسة التحليلية للتكلفة الفعلية لبنود الأعمال الکهر بانية 


الجارى تنفيدها وهى : - 


اولا : توريد وتركيب دائرة إنارة عادية بمخرج ( واحد - إثنين - ثلاثة - 
أربعة) او نجفة بموصلات نحاس ۲ x‏ ۲ مم داخل مواسير بلاستيك ۱۳ مم , 
للدائرة الفرعية ۰ وموصلات نحاس ۲ × ۳ مم داخل مواسير بلاستيك ۱۱ مم 
للدائرة العسومية كامل مما جميعه : - 


۳۳ 


ثانيا : د َ نره صلات 
تورید وتركيب دائرة بريزة ( عادة - قوى ) 
ب 1 ۲ مم دال مواسير بلاستيك ۱۳ مم ارب 71 
۱ صلات مم داخل مواسیر د الا ی 
ا 8 بلاستيك ١١‏ مم للدانسرة 
١‏ - دائرة بريزة عادة 


ھی . 


ع ولو ۱ 3 معط × من 05 

1 المتر الطولی ۳ ول :۵ 
وب ی ۲ مط بر گی ۳ 
وو مط كوك كردن > وور.. 
*- شمن ساك نها ۴مم ۷ معط عن سر اران ۳ او 5 

وت ا ثمن المتر الطولى ‏ = ..ر.. 
۰ ۱۰ سم ۱ ن 
سییر ۱9۲۲ × ثمن البواط - ۰ «ر 
x ۲ ۵‏ ۵ ۲ : 
مراب ربع جر قى 

جضت اف :قو و 
١ ۱‏ ۳ تا 9[ ۶ 

إجمالى جزنی * 0200 
> و اي ايا 

- خامات مساعدة وإهلاك عدة 

*- نقل وتفرية 1 ۹ 7 

ین (ه) ع مر درت 
: 2 5 2 ۱ > و وو و ۰ 

ا 7 امي > و و هه 

عاد "يات 


إجمالى التكلفة الفعلية (؟) 


۳۷ 


؛ - تورید وترکیب دانرة لمخرج واحد نجف بموصلات نحاس ۲ × 
۲ مم داخل مواسیر بلاستيك قطر ۱۳ مم للدانرة الفرعية وموصلات 
نحاس ۲ × ۳ مم داخل مواسير بلاستيك قطر ۱۰ مم للدانرة 
العمومية کامل مما چمیعه :- 


> قيمة دانرة انارة عادية بعدد إثنين مخرج = (ب ) = رنه 


* - تورید وترکیب دانرة إنارة أربعة مخارج على اللوحة مباشرة 
بموصلات نحاس x‏ ی نی نت 5 مح للدانرة 


الفرعية والعمومية كامل مما جميعه : 

*- ثمن سدایب خشب ۱ م ۰ط × ثمن المتر الطولى حلا ا 
*- ثمن مواسیر بلاستيك 

7 ام م « شن المتر الطولی 2 = ۰مر». 
*- فصن سلك نحصاس 

؟مم م * ثمن المتر الطولى ‏ = ٠٠ر..‏ 
*- ثمن بواط بلاستيك 

٠‏ * ۱۰ سم 1 × ثمن البواط » بر ۰ و 
*- نمن خابور خشب ٤‏ × ثمن الخابور " و هو ه 
*- نمن شریط لحام نصف لفة × ثمن اللقة = بر وه 
اجمالی جزنی ۱ ) و اف 
*- نقل وتفريغ متنوع )d(‏ * هقر > وزرب 
*- إهلاك (40 ۰ . ۲ نو فسن 
*- خامات مساعدة وإهلاك عدة ‏ () * ۱ ر = .ره 


*- فرق المصنعية “ ( آجر کهربانی + ۲۰ ) + ( أجر مساعد + ۵ ) و ۲ 


اجمالی التكلفة الفعلية نی 


۳۹ 


ماقبله ی 


*- نقل وتفريغ متنوع (ط) * ۵ بر م رنه 
»- زونگ (h)‏ × ۳.ر ص بر 
6 خامات مساعدة > ر 
واهلات غدة ۷۱ * ۱ر 

*- مصنعية = ( آجر کهربانی + ؛ ) + ( آجر مساعد + ۵ ) م بر هه 


اجمالی التکلفه الفعلية = بر هه 


4 - دانرة بريزة قوی ثلاثية بأسلاك نحاس ۳ × ۳ 
مم داخل مواسیر بلاستيك ١5‏ مم للدائرة : 


۰ 

مه 
۰ 
0 


۲ مم ۵ مط * ثمن المتر الطولى 


٣مم ٩‏ م .ط x‏ ثمن المتر الطولى - ٠‏ ولي ۰ ۰ 
»- من براط 

۰ سم ۳ × من البو اط » در وه 
اجمالی جزنى (k)‏ ا اال و 
*- نقل وتفريغ متنوع () × ر یره 
*- إهلاك (۷) * عير دور 
۶ ات سسساهدة 

وهالك عدة x (k)‏ ادر و مر وه 
*- مصنعية > ( أجر كهربانى + ؛ ) + ( أجر مساعد + ۳ ) + عامل 

عادى + + ۲ ) > ره 


إجمالى التكلفة الفعلية ر 


۳1۹ 


۲ - دائرة بريزة قوی بموصلات نحاس ۲ × ۳ مم داخل مواسير 
بلاستيك ٠١‏ مم للدانرة الفرعية والعمومية : 


أ - یخصم القيمة الآنية من (۲) 


*- ثمن مواسبر بلاستيك 
۳ مم ۰ م.ط × ثمن المتر الطولى 2 - ۰ «ر ۰۰ 
موف ت 
5 ۱ ۱ط × ثمن المتر الطولى ٠٠رءه‏ 


إجمالى قيمة الخصم : لك = ون" 


ب ویضاف القيمة الأفية بلی " (۲) 
*- ثمن مواسیر بلاستيك 


هم ۵ مءط 03 ثمن المتر الطولی, > مره 
*- ثمن سلك نحاس ۳مم ۲۸ مء.ط × ثمن المتر الطولى = مره 
*- ثمن بواط بلاستيك 

٠١ × ٠‏ سيم ۲ x‏ ثمن البواط = بر هه 


اجمالی الاضافة = بر وه 


۳- دانرة بريزة قوی بموصلات ۲ × 5 مم تثبت على 
البنش بالمعمل : 


*- ثمن سلك نحاس ٦مم‏ ۲۱ مءط × ثمن المتر الطولى “٠ر‏ 
*- ثمن مواسیر بلاستيك 
مم ۰ * ثمن المتر الطولی ' - «مرهه 
*- كلييس بلاسستيك 
امم 1 * ثمن الکلبس > مر هه 
*- ثمن شريط لحام 2 ربع لفة × ثمن اللفة = .مره 


إجمالى جزنی 4 كاب 


۰- ن سر ماسورة 


پلاستيك ۱۳ مم ۲ م .ط * ثمن المتر الطولی 
*- نمن سك نصساس 
امم ۵ م لط * ثمن المتر الطولی 
*- لمن بواط 


*- مر خاسلت مساعدة وإهلاك عدة 


صغيرة (N)‏ 5 ١۰ر‏ 
*- نقل وتفريغ خارجى وداخلی و ۴ يم 
۰- إهلاك x (N)‏ ۳ر 


*- مصنعية - ( أجر کهربانی + ٤‏ ) + ( أجر مساعد + ۴ ) + ( أجر 


عامل عادی + ۲ ) 


۳ - دانرة چرس 


*- الأسلاك نحاس قطاع ۲ × ار مم للاانرة داخل مواسیر 


بلاستيك ۱۳ مم : 


*- مواسیر بلاستيك ۱۳ مم - 16 م ۰ظ × ثمن المتر الطولى 
*- ثمن سلك نحاس ار ۰ مم ١١م‏ ۰ظ × ثمن المتر الطولی 


*- ثمن پواط بلاستيك ۱۰*۱۰سم = ۲ × من البواط 


إجمالى جزنى 


۳۱۱ 


اال 


ثالنا : تورید وترکیب دانرة خاصة الاستخدام ( سخان - ماكينة سلم 
- جرس - تلیفون ) وتختلف نوعية المواسیر البلاستيك والاسلاك 
النحاسية المستخدمة فی‌الدوانر الفرعية والعمومية طبقا لنوعيه 
الاستخدام : 

۱ - دائرة سخان 


*- الأسلاك نحاس قطاع ۲ × ۳ مم داخل مواسیر بلاستيك 


۳ مم للدائرة : 

*- ثمن مواسير بلاستيك 

۳ هم ۵ م۰ ط × ثمن المتر الطرلی = بر هه 
*- تمن سك نحاس 

٣مم‏ ۱ م۰ ط × ثمن المتر الطرلی حا .ره 
*- ثمن بواط بلاستيك 

٠‏ * ۱۰ سم ۳ * ثمن البواط = بر هه 
اجمالی جزنی (LL)‏ = ۰ مر هه 
*- ثمن خامات مساعدة وإهلاك عدة (با) « ارت مره 
*- قيمة نقل وتفريغ متنوع (باا *. هی ايء 
*- قيمة إهلاك x (L)‏ لاير ات مره 
*- مصنعية “ ( آجر کهربانی + ؛ ) + ( آجر مساعد + ۳ ) + أجر 

عامل عادی + ۲ ) > بر هه 


(جمالی التكلفة الفعلية ون و 
۲ - دانرة جرس 


*- الأسلاك نحاس ۲ × ١‏ مم للاانرة الفرعية والعمومية 


۳۳۰ 


رابعا : تورید وترکیب الادوات والمهمات اللازمة لاستکمال الدوانر 
السابق ذكرها فى اولا و ثانيا و ثالثا 
مفتاح عادة سکه واحدة - مفتا 


مفتاح بتشیو ) 
البعض منها داخل الحانط والبعض الاخر خارج الحانط : 


۱ - مفتاح عادة سکه واحدة داخل الحانط : 


*- من مفناح عادة سکه واحدة ‏ ۱ * ثمن المفتاح ور 
*- ثمن علبة مجوفة للمفتاح x ١‏ من العلبة ا ات هاه 
اجمالی جزنی (۱) « در 

*- خامات مساعدة واهلاگ عدة ( 1 ) × ۱ر = بر وه 
*- نقل وتفريغ خارجی وداخلی ( أ( x‏ ۶ «ر = .مره 
> اهلاك ( x (١‏ ۳ر . ۰ ۰ 
*- مصنعية 5 آجر کهربانی + ۱۰ ۴ 6 ان 

(جمالی التكلفة الفعلية > .بر ۰ 
۲ - مفتاح مانع للمياه داخل الحانط 

*- ثمن مفتاح داخل الحانط ١‏ × ثمن الفتاع = ره 
*- ثمن علبة ۱ x‏ ثمن العلبة © ی 99 


إجمالى جزنى ( ب ) 9 وهو وه 


*- خامات مساعدة واهلاك عدة ( ب ) × ۱+ر ۰ .ره 
*- نقل وتفريغ خارجی وداخلی ‏ ( ب ) × ١٠ر‏ ۰ مره 
»© - إهلاك ( ب ) × ور = ەر 
*- مصنعية - اجر کهرباتی ج ١‏ ۳ وکو 


إجمالى التکلفه الفعلية مور ۰ 


*- خامات مساعدة واهلاگ عدة 
صغيرة 

*- نقل وتفريغ خارجی وداخلی 
۰- اهلاگ 


۷ 
) ۷ 
۱ ۷ 


*- مصنعية - ( آجر کهربانی + ) + ( آجر مساخد : د ) ۰ ( آجر 


عامل عادی + ٤‏ ) 


إجمالى التكلفة الفعلية 


؛ - دانرة ماكينة سلم لعدد خمسة مخارج : 


*- الأسلاك نحاس ۳ × ۲ مم داخل مواسير بلاستيك قطر ۱۳ 


مم للدائرة الفرعية وأسلاك نحاس ١‏ * ” مم داخل مواسير 
بلاستيك ١١‏ مم للدائرة العمومية 


*- ثمن خرطوم بلاستيك ١7‏ مم 
*- ثمن خرطوم بلاستيك ١5‏ مم 
*- ثمن سلك نحاس ۲ مم 
*- ثمن سلك نحاس ۳ مم 


0 


*- تمن خابور خشب 


*- ثمن شريط لحام 

*- تمن يوط بلاستيك 
۰ سم 

*- تمن بوط بلاستيك 
ءآسم 


'جمالى جزنی 

*- خامات مساعدة واهلاك عدة 

*- نقل وتفريغ خارجى وداخلى 
هلاك 


5 
0 
۰ 


و ۲ م" 


۷۰ م۰ 


۲ م ۰ 
5 
۲ لفة 


(i) 


× شن المتر الطولى 


× ثمن المتر الطولى 


* شن المتر انطونی 


ط 

د م ٠ط‏ * تمن المتر الطولى 
ط 
ظط 


* تمن الخابور 
× يمن اللفة 

× شمن البواط 
* شمن البواط 


x‏ ۸ر 
x‏ .ر 


*- مصنعية = آجر کهربانی + أجر ۲ مساعد + أجر ۲ عامل عادى 


"جمالی التكلفة الفعلية 


۳۳ 


( اجمالی جزنی ) ماقبله 
*- خامات مساعدة وإهلاك عدة ‏ ( ۰ ) × ادر 
*- نقل وتفريغ خارجی وداخلی . ( ۰ ) × ١٠ر‏ 
*- اهلاك ( ٠ه‏ ) * “هر 
*- مصنعية - ( أجر کهربانی + ٠١‏ ) + ( أجر مساعد + ٠١‏ ) 


إجمالى التكلفة الفعلية 


١‏ - بريزة عادة داخل الحانظ 
*- ثمن بريزة داخل الحانط ١‏ * ثمن البريزة 
*- ثمن علبة مجوفة بلاستيك .۰ ١‏ * ثمن العلبة 


إجمالى جزنى (ه) 


*- خامات مساعدة وإهلاك عدة ‏ ( و ) × ادر 

*- نقل وتفريغ خارجى وداخلى ‏ ( و ) × ١۰٠ر‏ 

*- إهلاك ( د ا ۳« 

*- مصنعية = ( أجر كهربائى + ٠١‏ ) + ( أجر مساعد +۱۰ ) 
إجمالى التكلفة الفعلية 


۷ - بريزة قوى ١5‏ أمبير داخل الحانط 


*- ثمن بريزة ١7‏ أمبير ١‏ × شمن البريزة 
*- ثمن علبة مجوفة ١‏ * ثمن العلبة 


إجمالى جزنى 

* - خامات مساعدة وإهلاك عدة (ذ 
*- نقل وتفريغ خارجى وداخلى ( ز 
*- إهلاك ( ز 
د ورس مصنعية = ( لجر کهریافی + ۱۰ )+ 


( 
( 
( 
( آچر مساعد + ۱۰ ) 


۳۲ ۵ 


۴ - مفتاح إثنين سكة ( نجف ) داخل الحانط 


*- نمن مفتاح إثنين سكة داخل 


الحائط ١‏ × ثمن الفتاح 
*- ثمن علبة مجوفة بلاستيك ١‏ × ثمن العلبة 


إجمالى جزنی ا 
*- خامات مساعدة وإهلاك عدة (ج 
*- نقل وتفريغ خارجى وداخلى ( ج ) * دعر 
*- إهلاك (ج 
*- مصنعية = ( أجر کهربانی + ۱۰ ) + 


إجمالى التكلفة الفعلية 
- زر جرس داخل الحائط : 


*- ثمن زر جرس داخل الحانط ١ ١‏ × ثمن الزر 
*- ثمن علبة مجوفة للزر ١‏ × ثمن العلبة 


(جمالی جزنی ۱ 

*- خامات مساعدة واهلاك عدة ( د ) * ۱١ر‏ 

*- نقل وتفریغ خارجی وداخلی ( د ) × 9 »ر 

*- إهلاك 1.1 * و 

*- مصنعية = ( أجر کهربانی + ٠١‏ ) + ( أجر مساعد + ٠١‏ ) 


إجمالى التكلفة الفعلية 
ه - بريزة تليفون داخل الحانط : 
*- ثمن بريزة داخل الحصائط 
١‏ * ثمن البريزة 


بالجاك 
*- ثمن علبة مجوفة ١‏ * ثمن العلبة 


إجمالى جزنی ویک 
۳۳ 


إجمالى جزنی ۲4 2 
* - خامات مساعدة وإهلاك عدة ( 35 ) * اءر 5 
*- نقل وتفريغ خارجی وداخلى ‏ ( ك ) * ١٠ر‏ ۰ 
»- إهلاك ( ك ) * "عر 5 
*- مصنعية = (أجر کهربانی + ه ) + ( أجر مساعد + « ) 3 


۱ : أل التکلة " الذ ۳ 3 ت و 


: مفتاح بتشینو ۳ × ۱۱۰ أمبير خارج الحانط‎ - ١ 


*- ثمن مفتاح ۳ × ۲۱ أمبير ١‏ × ثمن السفتاح مره 
*- ثمن مسار برمة 1 × ثمن المسمار هو ۰۰ 


اجمالی جزنی ( 4 ) = ره 


*- خامات مساعدة واهلاگ عدة ( ل ) * ۰۱ر > بر وه 
*- نقل وتغريغ خارجی وداخلى ‏ ( ل ) × ۵.ر هاو ره 
*- إهلاك ( ل ۱ x‏ ۳ر - ۰ ور ۰ 
*- مصنعية = أجر کهربانی + ٩‏ ۰ ۰ هر 


اج ال التکلة ۲ الذ علية = .مره 


خامسا : وحدات الإضاءة الفللورية ( النلورسنت ) وهی تركب على 
السقف مباشرة ولها عاكس عبارة عن علبة من الصاج ۸ر مم 
مفتوحة بمقياس يناسب عدد اللمبات التى ترك داخله : 

( لمبة واحدة - لمبتان - ثلاث لمبات - أربع لمبات ) 


ويطلق عليها طراز المکاتب ۰ 


۸ - بريزة قوی ۲۵ أمبير خارج الحانط 


*- ثمن بريزة قوی ۲۵ أمبير ۱ × ثمن البريزة 
*- قاعدة خشبية مستديرة ۱ × ثمن القاعدة 
*- مسمار ۲ x‏ ثمن المسمار 
إجمالى جزنی ( € ( 
*- خامات مساعدة وإهلاك عدة ( ح ) * ١١ر‏ 
*- نقل وتفريغ خارجی وداخلی ( ع ) * ١٠ر‏ 
*- إهلاك . ۲ 9 #7 
+ 


*- مصنعية - ( أجر کهربانی + ۱۰ ) + ( أجر مساعد + ٠١‏ ) 
إجمالى التكلفة الفعلية 
٩‏ - بريزة قوى ثلاثية بالفيشة 


*- ثمن بريزة قوى ثلاثية ١‏ × ثمن البريزة 
*- نمن فيشة ١‏ * ثمن الفيشة 
*- ثمن علبة بلاستيك ۱ × ثمن العلبة 


إجمالى جزنی (ط) 
*- خامات مساعدة وإهلاك عدة ‏ ( ط )× ١اءر‏ 
*- نقل وتفريغ خارجى وداخلى ‏ ( 

۰- إهلاك * ( ط ( × مول 

*- مصنعية = ( أجر کهرباتی + ۱۰ ) + ( لجر مساعد + ۱۰ ) 


إجمالى التکلفة الفعلية 


٠‏ - مفتاح بتشینو ۲ × ۲۱ آمبیر على تابلوه من الخشسب 
على الحانط : 


*- ثمن مفتاح ۲ × ۲۱ أمبير 
*- ثمن تابلوه خشب ۲٠×۲۰‏ سم 
*- ثمن خوابیر خشب 

*- نمن مسمار شك كسم 


3 
: 
EEE 


إجمالى جزنى ( ب ) > » بر ۰ 


= خامات مساعدة وإهلاك عدة (ب ( x‏ ادر = ٠ءرء٠.‏ 
*- نقل وتفريغ خارجى وداخلى ‏ ( ب ) × 2ءر > واه 
ِ. إهلاك (ب ( x‏ ۳ر اش ای 


۰- مصنعية = (أجر کهربانی + 5 ) + ( آجر مساعد + ٠١‏ ) > ور وه 


(جمالی التكلفة الفعلية > بر هه 


۳ - کشاف إضاءة فلورسنت ثلاث لمبات 


* - ثمن کشاف ۳ لمبة ١‏ * ثمن الكشاف و ور جاو 
*- شن لمبة فلورسنت ۰ سح 

۰ وات ۳ × ثُمن اللمبة ت ور 
*- شمن تر انس ۰؛ وات ۳ × ثمن الوحدة = ور هه 
*- نمن دوایه فلورسنت بالقاعدة ۳ * نمن الدواية ت رنه 
*- ثمن دوابة فلورسنت بدون 

قاعدة ۳ × ثمن الدواية تا از گت 
*- ثمن إسنارتر 4۰ وات ۳ × ثمن الوحدة ر 


*- مسمار مجلفن بالصامولة ؟ 1« شمن الوحدة = ۰ ار ۰۰ 
*- ثمن أسلاك نحاس ۵ر ۱ مم ۰ م۰ظ x‏ ثمن المتر الطولی > بر وه 


إجمالى جزنى ( ج ) ور هه 
*- خامات مساعدة وإهلاك عدة ( ج ( × ۱ ر = و وق ۰0 
*- نقل وتفريغ خارجى وداخلی. ( ج ) * ٩٠ر‏ او 
*- اهلگ ر ( ج 5 ۳ر = بر وه 
*- مصنعیه < ( اجر کهرباتی + ٤‏ ) + ( اجر مساعد + ۰( = » بر وه 


بت مه دب من 


إجمالى التكلفة الفعلية ر 


۹ 


: کشاف إضاءة فلورسنت لمبة واحدة‎ - ١ 


* - تمن كشاف لمبة واحدة 


اسم ١‏ * ثمن الكشاف 
*- ثمن لمبة فلورسنت ۱۲۰ سم 

٠‏ وات ۱ × ثمن اللمبة 
*- من ترانسس فلورسسنت 

۰ 4و ات ۱ × ثمن الترانس 
*- ثمن دواية لمبسة فلورمسنت 

بالقاعدة ۱ × شمن الدواية 
*- ثمن دواية لمبة فلورسنت 

بدون قاعدة ١‏ × ثمن الدواية 
*- ثمن استارتر 4۰ وات ١‏ × ثمن الإستارتر 
*- ثمن مسمار مجلفن بالصامولة ۱ * ثمن المسمار 
*- ثمن أسلاك نحاس ۵ر ۲۸۱ ١‏ * ثمن المتر الطولی 


(جمالی جزنی 1 


*- خامات مساعدة واهلاگ عدة ‏ ( 1 ) * ١ار‏ 
*- نقل وتفريغ خارجی وداخلی ‏ ( ۱ ) × 9 «ر 
*- اهلاگ ( 1 ) * مار 
*- مصنعية - ( أجر كهربائى + ١‏ ) + ( أجر مساعد + ٠١‏ ) 


(جمالی التكلفة الفعلية 
۴ - کشاف إضاءة فلورسنت ۲ لمبة 


*- ثمن کشاف ۲ لمبة ۱۲۰ سم ١‏ * ثمن الکشاف 
*- نمن لمبة فلورسنت ۱۲۰ سم 


۰ وات ۰ ۲ × نمن اللمبة 
*- ثمن ترانس فلورسنت ۲ × شمن التر انس 


*- ثمن دواية فلورسنت بالقاعدة ۲ * من القاعدة 
*- من دواية فلورسنت بدون 


القاعدة ۲ × من القاعدة 
*- ثمن استارتر 4۰ وات ۲ × ثمن الوحدة 


ما قبله 
*- من مسمار مجلفن ۳ مم 


بالصامولة ۲ شمن المسمار يدن 5 
*- ثمن أسلاك هر ۱ مم ه م.ط * ثمن المتر الطولی بر وه 


* - نمن خابور بلاستيك ؛ × نمن الخابور ع یره 


اجمالی جزنی ( ۰ ) .بر 


*- خامات مساعدة واهاجك عدة ( ۰ ) × ۱ ر = بر هه 
*- نقل وتفريغ داخلى وخارجى ‏ ( ۰ ) × ١٠ر‏ اد 
۰- إهلاك ( ٠ه‏ ) * ۴ر = :بر وه 


*- مصنعية ‏ ( آجر کهربانی + * ) + ( آجر مساعد + ۱۰ ) جح ره 


إجمالى التكلفة الفعلية رنه 


5 - كشاف إضاءتفلورسنت أوبال ثلاث لمبات ۱۲۰ سم 


۰ 4وات : 

*- ثمن کشاف ۳ لمبة آوبال ١‏ × ثمن الکشاف م رنه 
*- لمبة فلورسنت ۱۲۰ سم 

۰ 4وات ۳ × من اللمبة > ورب 
* - ثمن ترنس فلورسنت ۰؛ وات ۳ * ثمن الوحدة = ور هه 
*- ثمن دواية فلورسنت بدون 

قاعدة 5 × ثمن الدواية جح ره 
*- ثمن قاعدة استارتر ۳ × ثمن القاعدة سج اور هه 
*- ثمن استارتر 4۰ وات ۳ × ثمن الوحدة تا 1 


«- شخ مسعار مجاقن منم 
بالصامولة 1۸ x‏ ثمن المسمار ا 5 

*- ثمن أسلاك درا مم۲ ۸ مط x‏ ثمن المتر الطوسى = ر 
*-ثمن خوابير بلاستيك 4 * ثمن الخابور ا اا 
اجمالی جزنی ( و ) > وؤرءء 
*- خامات مساعدة واهلاگ عدة ‏ ( و ) 

*- نقل وتفریخ خارجی وداخلی ( و ) × ١٠ر‏ خی اه 
*- إهلاك ( و ( 


4 - کشاف إضاءة فلورسنت أربع لمبات : 


*- ثمن کشاف ؛ لمبة ۱۲۰ سم ۱ * ثمن الکشاف 
*- ثمن لمبة قلورسنت ۱۲۰ سسم 
۰ وات ٤‏ × شمن اللمبة 
*- ثمن ترانس فلورسنت ٠؛وات‏ ؛ × ثمن الوحدة 
*- ثمن دواية فلورسنت بالقاعدة ؛ * ثمن الدواية 
*- ثمن دواية فلورسنت بدون 


قاعدة ؛ × نمن الدواية 
*- ثمن استارتر ۰؛ وات ؛ × ثمن الوحدة 
*- ثمن مسمار مجلفن ۴ مم 

بالصامولة ٩‏ * من المسمار 


*- ثمن أسلاك نحاس درا مم 15 م.ط × ثمن المتر الطولى 


إجمالى جزنی ا 
*- خامات مساعدة وإهلاك عدة ( د ) × ١١ر‏ 
*- نقل وتفريغ خارجی وداخلی _ ( د ) × ١٠ر‏ 
*- إهلاك ( ۵ ) * مير 
*- مصنعية - ( أجر کهربانی + ؛ ) + ( أجر مساعد + ١‏ ) 


إجمالى التكلفة الفعلية 


ه - کشاف إضاءة فلورسنت طراز أوبال ۲ لمبة ۱۲۰ سم 


"لمبة ۱ × ثمن الکشاف 
*- ثمن لمبة فلورسنت ۱۲۰ سم 
۰ وات ۲ × ثمن اللمبة 
۰- تمن ترانس فلورسنت 
۰ 4وات ۲ × نمن الترنس 
*- ثمن دواية فلورسنت بدون 
قاعدة 4 × ثمن الدواية 
*- ثمن قاعدة استارتر ۲ × ثمن القاعدة 


x 
¬" 


*- ثمن إستارتر 4۰ وات ثمن الوحدة 


بعده 
۳۳۰ 


سادسا : تورید وترکیب جلوب انارة متنوع الشکل له قاعدة يرتكز 
علیها بالمسامير البرمة أو القلاووظ والفنة تشمل الدواية والكمية 
وجمیع لوازم الترکیب کامل مما جمیعه : 


١‏ - جلوب مربع ۲۵ × ۲۵ سم 


*- ثمن جلوب بالقاعدة 

*- ثمن لمبة قلاووظ 

*- ثمن دوایه قلاووظ 

*- خامات مساعدة واهلاگ عدة 


*- نقل وتفریغ داخلی وخارجی 
*- إهلاك 


*- مصنعية - ( آجر کهربانی + 


(جمالی‌التکلفة الفعلية 


۱۰ 


× هر 


۲ - جلوب نصف کروی ۰ سم 


*- ثمن الجلوب بالقاعدة 

*- ثمن دواية نحاس قلاووظ 
*- ثمن لمبة قلاووظ 

*- ثمن خابور خشب 


|جمالی جزنی 

*- خامات مساعدة واهلاك عدة 

*- نقل وتفريغ خارجی وداخلی 
هلاك 


| - ۰ 


*- مصنعية - ( أجر کهربانی + ۱۰ ) + ( أجر مساعد + ۷ ) 


(جمالی التكلفة الفعلية 


× انا" 


۳۳۳ 


ماقبله 


*- مصنعية - ( أجر کهربانی + ؛ ) + ( أجر مساعد + ٠١‏ ) 


إجمالى التكلفة الفعلية 


۷ - كشاف إضاءة فلورسنت أوبال أربع لمبات ۱۲۰ سم 


: تاو٤‎ 


*- تمن كشاف 4 لمبة فارغ 


۰ سم 

*- ثمن لمبة فلورسنت ۱۲۰ سم 
۰ 4وات 

*- نمن ترنس فلورسنت 4٠‏ وات 
*- ثمن دواية فلورسنت بدون 
قاعدة 


*- ثمن قاعدة إستارتر 

*- ثمن إستارتر 2١‏ وات 

*- مسمر مجلفن ۳ ممح 
بالصامولة 

*- ثمن أسلاك 5ر١‏ م 

۰- ثمن خا لد تب 

*- ثمن مسمار شك ٦‏ سم 


إجمالى جزنی 

*- خامات مساعدة وإهلاك عدة 

*- نقل وتفريغ خارجى وداخلى 
هلاك 


١‏ × ثمن الكشاف 


؛ × ثمن اللمبة 
4 × ثمن الوحدة 


۸ × ثمن الدواية 
4 × ثمن القاعدة 
6 × ثمن الوحدة 


x Tf‏ ثمن المسمار 
۲ مط x‏ ثمن المتر الطولى 
6 × ثمن الخابور 
x f‏ ثمن المسمار 


) ز‎ ( 
REE) 


( از ) * ٠٠ر‏ 
(3 ). * . ۳ من 


*- مصنعية - ( أجر کهربانی + ؛ ) + ( أجر مساعد + ١‏ ) 


إجمالى التكلفة الفعلية 


*- خامات مساعدة واهلاك عدة ( د ) * ۱١ر‏ ره 


*- نقل وتفريغ خارجى وداخلى ‏ ( د ) × ١٠١ر‏ > وورةه 
٠»‏ - اهلاگ ( د ( x‏ "هر = » ور ۰ و 
* - مصنعية = ( اجر کهرباتی + ٠١‏ ) + (أجر مساعد + ۷ ) د مرو 


إجمالى التكلفة الفعلية © وده 


سابعا : توريد وتركيب مهمات وأدوات لإستكمال اعمال المخارج 
الخاصة : 

نزلة لمبة - دواية بکتوا 5 باسی ۲۰ ۲ فولت - مبين احسراس - 
ماكينة_إنارة سلم - شفاط ] ۱ 

وهذه الادوات مواصفاتها مختلفة نوضحها فیما يلى : - 

١‏ - نزلة لمبة عبارة عن سك کردون ۲ × ١‏ بالدواية 

النحاس واللمبة و الرزاز والباتير : 

*- ثمن سنك نحاس كردون ١*۲‏ ۱م۰ظ × شمن المتر الطرلى ي 
*- ثمن باتیر خشب ۱ × تمن الباتیر وج 

*- ثمن رزاز ۱ × شمن الرزاز ۳ ور ۱ 

*- ثمن دواية نحاس بمسمار ١‏ × ثمن الدواية ت 

*- ثمن لمبة ٠٠١‏ وات مسمار ۱ « ثمن اللمبة > ۰ .ره 

*- شریط لحام پلاستيك ربع لفة × من اللفة ی 


اجمالی جزنی (i)‏ وی 


*- خامات مساعدة واهلاك عدة 


(1) 
*- نقل وتفريغ خارجی وداخلی ( 1 ) × ددر “ر 
۰- اهلاك ( 1 ) * ۳.ر = مر هه 
*- مصنعية = ( آجر کهربانی + ۱۰ ) ره 


إجمالى التكلفة الفعلية تز 


۳ - جلوب کروی ۲۰ سم 


*- ثمن جلوب کروی بالقاعدة ۱ 
*- ثمن دواية نحاس قلاووظ ۱ 
*- ثمن لمبةقلاووظ ۱۰۰ وات ۱ 

۲ 


ج 
3 
5 9 ۰ 


ثمن اللمبة 
*- ثمن خابور خشب ثمن الخابور 
إجمالى جزنی )€( 
*- خامات مساعدة وإهلاك عدة ( ج ) * ار 
*- نقل وتفريغ خارجی وداخلی ( ج ) × ١٠ر‏ 
*-إهلة ل EN EF‏ ادل 
*- مصنعية = ( اجر كهربائى + ٠١‏ ) + ( آجر مساعد + ۷ ) 


(جمالی التكلفة الفعلية ,۸( 


4 - جلوب کروی‌مانل ۱۰ سم 


*- ثمن الجلوب الکروی ۲۰ سم بند ( ۴ ) بعالیه (۸) 
*- فرق قيمة الجلوب الکروی الماتل ۱۰ سم من قيمة الجلوب الکرو ی 
۰ میم ۱-۶9 


4 - جلوب عین البقرة 

*- من جلسوب عين البقرة 
بالقاعدة 

* - ثمن دواية نحاس قلاروظ 


*- ثمن لمبة قلاووظ 
*- ثمن خابور خشب 


إجمالى جزنی 7ة( 


اي . 
3 


۳۳4 


؛ - مبین اجراس بالمحول 


*- ثمن مبین اچراس بالمحول ۱ * ثمن المبین د من 
*- ثمن تابلوه خشب ١‏ × شمن التابلوه ۲ 
*- ثمن يد خشب مجوفه لزر و 
الترجيع ۱ × ثمن اليد 

*- شمن جرس لترجیع النمر ١‏ × ثمن الجرس مر وه 


إجمالى جزنی (۰ ) انیت 
* - خامات مساعدة واهلاگ عدة ( د ) × ۱«ر - 
*- نقل وتفريغ خارجى وداخلى ‏ ( د ) × ١٠ر‏ 
۰- اهلاك ( د ( × ”ول > ,بر ۰۰ 
*- مصنعية ( أجر کهربانی + ؛ ) + ( أجر مساعد + ۲ ) - 


۱ 1 التکلة 4 الفعا 4 - ۰ او » ۰ 


۵ - ماكينة انارة سلم ۲۲۰ فولت : 


* - تمن ماكينة إنارة سلم 

۰ فولت ۰ ۱ x‏ ثمن الماكينة 5 و وو ۰ ۰ 
*- ثمن تسابلوه خشسب زان 

١ 2‏ اسيم ¦ x‏ ثمن التابلوه ت او ۵ و 
إجمالى جزنی ( ۰ = ۰ بر ۰۰ 
*-خامات مساعدة وإهلاك خدة (ه ۱ × ۱+ر © بر وه 
* - نقل وتفريغ خارجى وداخلى (ه ۱ × ۵ ار = بر هه 


*- مصنعية ( جر کهربانی + 4 ) + ( أجر مساعد + ۵ ) > ره 


إجماى التکلة 7 الذ علية = ۰ ور ۰ ۰ 


۲ - معلقة عبارة عن دواية بکتونی ولمبة ۱۰۰ وات 


*- ثمن باتیر خشب 

*- ثمن دواية بکتونی 

*- ثمن لمبة ۱۷۰ وات 

*- ثمن شريط لكام 

إجمالى جزنی 

*- خامات مساعدة وإهلاك .عد ؛ 
*- نقل وتفريغ خارجى وداخلى 
-١‏ إهلاك 

* - مصنعية 


۱ × شمن الباتیر 
١‏ × شمن الدواية 
١‏ * ثمن اللمبة 
ربع لفة 2 ثمن اللفة 


( ب ) 
( ب ) × اءر 
( ب ) × ۵ مر 
( ب ) × ۴١ر‏ 


أجر كهربانى + ۱۰ 


دائرة : 


إجمالى جزنى 

*- خامات مساعدة وإهلاك عدة 
*- نقل وتفريغ خارجى وداخلى 
*- إهلاك 

*- مصنعية 


إجمالى التكلفة 


ماقبله ( 1 ) ب ور 


*- خامات مساعدة واهلاگ عدةٌ ‏ ( 1 ) × ۰۱ر = ۰ مره 
*- نقل وتفریغ خارجی وداخلی ( 1 ) * ةجر = ,مر هه 
© - إهلاك ( 1 ) * “جر و هقی ناه 
*- مصنعية = ( آجر کهربانی + ۱۰ ) + ( أجر مساعد + ١‏ ) ره 


(جمالی التلفة الفعلية = مره 


۲ - م ٠‏ ط - خط تغذية بموصلات نصاس ؛ × ٠١‏ داخل 
مواسیر بلاستيك ؛ × ۱۳ مم : 


*- ثمن ماسورة بلاستيك ۱۳ مم 4 م.ط × ثمن المتر الطولی = اور هه 


*- تمن سلك نحاس ۱۰ مم ؛ م.ط × من المتر الطرلی > بر وه 
*- ثمن بواط صاح ۳۰*۳۰ سم ار. . * ثمن البواط .مره 
*- شریط لحام پلاستيك ار ۰ لفة × من اللفة مره 
*- ثمن أكواس نحاس ؛ر» * ثمن الوحدة “ر 
إجمال جزنى ( ب ) > بر 
*- خامات مساعدة واهلاك عدة ( ب ) × ۱.ر = ۰ .ره 
*- نقل وتفريغ خارجى وداخلى ‏ ( ب ) × 9 «ر -. 
تب ۱۳ ( ب ) ۳ 2۳۳ = دور 
مصنعية = ( اجر کهربانی + ۱۰ ) + ( اجر مساعد + ١‏ ) = بر هه 


اجمالی التكلفة الفعلية ویر و 


۳ - م . ط - خط تغذية بموصلات نحاس ۴ × ۱٩۱‏ + ۱۰ 
مم داخل مواسیر بلاستيك ؛ بوصة : 


»© - تمن ماسورة پلاستيك 4 


بوصة ۱ × ثمن المتر الطولی = ور 
*- ثمن سلك نحاس ۱١‏ مم ٣‏ م.ط × ثمن المتر الطولى ر 
*- ثمن سلك نحاس ۱۰ مم ۱ × ثمن المتر الطولى = بر 
*- ثمن بواط صاج ۳۰۰۳۰ سم ١ر-‏ * ثمن البواط = مره 


*- ثمن شفاط ۵۰ × ۵۰ سم ١‏ × من الشفاط ۳ 0« 
*- ثمن حلق خشب ۵۰ × ٠‏ دسم ١‏ × نمن الحلق ر 
*- ثمن علبة بلاستيك مجوفة ١‏ * ثمن العلبة 25 
*- ثمن مفتاح تشغيل الخلاط ١‏ × نمن الفتاح > دعر 


إجمالى جزنی زه لي 

*- خامات مساعدة واهلاك عدة ( و ) * ۱ر ب مره 

*- نقل وتفریغ خارجی وداخلى ( و ۰۰ 
*- مصنعية ( آجر کهربانی + ۶ ) + ( آجر مساعد + ۲ ) 


+ ( أجر عامل عادی + ۲ ) ت بر مه 
اجمالی التكلفة الفعلية امن او 


. ملحوظة : - الحلق الخشب ‏ ( ع × .ه × ٠١‏ × در" 
سم ) + ( ۱۰۰ + ١١٠٠م‏ × تمن المتر 
الخشب المصنع = ۰ »ر ۰ ۰ 


ثامنا - بالمتر الطولی تورید وترکیب خطوط تغذية بموصلات نحاس 
داخل مواسير بلاستيك لاعمال التغذية بالکهرباء للأجهزة و العدات 
ولوح التوزیع ۰۰۰ الخ وهی : 

*- ثمن مواسیر بلاستيك ١١‏ مم ۱م۰ط × ثمن المتر الطولی 2 0..ر.. 


*- ثمن سلك نحاس ٩‏ مم ۲ م.ظ × ثمن المتر الطولی 0 * ۰«ر 
*- ثمن بوط بلاستيك 


۰ ۰ سح ۲ x‏ شن البواط © ۰ دی 65 
*- نمن شريط لحام بلاستيك * لفة × ثمن اللفة = بر وه 


إجمالى جزنی .. ( أ( a‏ 


ه - م ٠ط‏ - کابل تغذية نرمو بلاستيك ۲ × ۲ مم لتغذية 
برایزالقوی : 


*- ثمن کابل ثرمو بلاستیگ 

۲ ۲مم ۱ مط × ثمن المّر الطولی = بر 
*- ثمن کلبس بالمسمار ه * ثمن الکلبس ره 
(جمالی جزنی ( ۰ ) ره 
*- خامات مساعدة واهلاك عدة ( ه ) × ۱ر = مرب 
*- نقل وتفریغ خارجی وداخلی ( ۰ ) * ١٠ر‏ مق ۰ 
۰- (هلاگ ( ۰ ) × ۲ر رنه 
*- مصنعية = جر کهربانی + ۲۰ :ی 


إجمالى التكلفة الفعلية “ر 


تحت الأرض شامل جميع الأعمال اللازمة لإنهاء البند وهی : 
۱ -م ۰ط کابل نحاس 4 xX‏ 4 مم 


*- ثمن کایل نحاس ٤‏ × 4 مم ١م٠ط‏ * ثمن لمتر الطولى ۰« ۰.ر ۰۰ 
*- ثمن أكواس نحاس 4 مم ( ۸+ ٠١‏ مط ) × ثمن الوحدة = ١٠ر‏ 
*- قيمة ميخصه من غرفة , 

التفتیش 4.ر- * قسة الفرفة ره 
*- قيمة أعمال الحفر والردم ههرم" × فه المتر المكعب ‏ ۰« ..ر.. 
*- ثمن رمل للردم ۱«ر م۴ * شن المتر المكعب ‏ > ۰ مر ۰۰ 


(جمالی جزنی ( 1 ) = مره 
*- خامات مساعدة واهلاگ عدة ‏ ( 
*- نقل وتفريغ خارجی وداخلی ‏ ( 
*- إهلاك ۱ 
*- مصنعية - ( أجر کهربانی + ٠١‏ 


إجمالى التكلفة الفعلية AP‏ = ر 


*- ثمن أكواس نحاس ۱٩‏ مم 
*- ثمن أكواس نحاس ۱۰ مم 
*- ثمن شريط لحام بلاستيك 


اجمالی جزنی 


*- خامات مساعدة واهلاگ عدة 
*- نقل قل وتفريغ خارجی وداخلی 


*- مصنعية - ( أجر کهربانی + ٠١‏ ) 


إجمالى التكلفة الفعلية 


4 -م ٠‏ ط - خط تغذية بموصلات نحاس ۳ × ۲۵ + ١١‏ 


× اول 
أجر مساعد + ٠١‏ ) 


(€ ( 
) (۰ع‎ 
(€ ( 
(*+)١ 


مم داخل مواسير بلاستيك ؛ بوصة : 


* - ثمن ماسورة بلاستيك ؛ 
بوصة 

*- ثمن سلك نحاس ۶ مم 

*- ثمن سلك نحاس ١5‏ مم 

*- ثمن بواط صاج ۳۰ × ٠.‏ ؟سم 
*- ثمن أكواس نحاس ۲۵ مم 

*- ثمن أكواس نحاس م 
*- ثمن شريط لحام بلاستيك 


إجمالى جزئى 

*- حامات مساعدة وإهلاك عدة 
* - نقل وتفريغ خارجى وداخلى 
۰- إهلاك 


۱ * ثمن المتر الطولى 
٣م ٠‏ ط × ثمن المتر الطولى 
١م‏ ۰ط × ثمن المتر الطولی 
ەر- × ثمن البواط 
۳ × ثمن الوحدة 
١‏ * ثمن الوحدة 


ربع لفة × ثممن اللفة 


(ه) 
زه ] ۲۰ 
(د) × مير 
pT A‏ 


*- مصنعية = ( آجر کهرباتی + ۱۰ ) + ( آجر مساعد + ١‏ ) 


إجمالى التكلفة الفعلية 


4٠ 


سس ٠ورء٠٠‏ 


5 -دم ٠‏ ط - کابلنحاس قطاع ( ۳ × ٩۵‏ + ۰ ) مم۲ 


دق 9 اب ند 1 


(**«هو+.ه) مم۲ ۱ x‏ ثمن المتر الطولی = مره 
*- أكواس ٩۵‏ مم ( ٩‏ + ۰ مط ) × شن الوحدة - ..ر.. 
*- ثمن نحاس ۰ هم (+ ۰ م‘( × ثمن الوحدة > بر ۰ 
*- قيمة غرفة التفتیش 4 «ر × قيمة الغرفة = مر هه 
*- حفر وردم ۰رم۳ × فنة المتر المكعب ‏ ۰« ۰ .ر ۰۰ 
*- رمل ۱«ر م۳ × ثمن المتر المکعپ = ۰ .ر ۰۰ 


اجمالی جزنی اش 5 
*- خامات مساعدة وإهلاك عدة ) 3 ( × ۱+ر 3 
*- نقل وتفریغ خارجی وداخلى ‏ ( « ) × ١٠ر‏ - 
-٠‏ إهلاك ( ۰ ) * تعر -. 
*- مصنعية = (أجر كهربائى + ۷ ) + ( آجر مساعد + ۱۰ ) - 


اجمال التکلفة الفعلية ور ۰۰ 
۷م ٠‏ ط - کابل آلمونیوم مسلح قطاع ؛ × ۱ مم۲ 


نهانی بلاستيك : 

* - تمن كابل ألمونيوم ؛ × 

٦مم‏ ۱ × ثمن المتر الطولی = ۰.ر ۰ 
*- ثمن آکواس آلمونیوم ١١‏ مم ۳۲.ر- * ثمن الوحدة = ره 
= حفر ۲ ۲ر- ۳۵ x‏ فنة المتر المکعب > »بر ۰۰ 
*- ردم "لار-م7 × فنة المتر المكعب ‏ - ..رء 
*- رمل ۴۵۸ × ثمن المتر المکعب - ..ر. 
*- طوب ‏ ۸ طوبة × ثمن الطوبة = ,بر 
إجمالى جزنی ( و ) = مره 
* - خامات مساعدة واهلاگ عدة ( و ) * ١١ر‏ = بر ۰ 
*- نقل وتفريغ خارجى وداخلى ‏ ( و ) × ١٠ر‏ عق 
»- إهلاك ( و ( × رالا" = بر وه 


TES 


۲ - م ۰ ظ - کابل نحاس ١ × ٤‏ هم 


*- قيمة کابل نحاس 4 × 4 من(١)سابعا‏ ( ۸ ) ۰ در 
*- فرق قيمة الكابل النصساس 
؛ مم عن قيمة الكابل النخاس 
1 * 4 مم (+) ڪا و وى 


إجمالى التكلفة الفعلية يكن 
۳ -م ۰ط - کابل نحاس ٤‏ × ۱۱ هم : 


*- ثمن كابل نحاس ١١5 × ٤‏ مم ١مءط‏ × ثمن المتر الطولى 2 ١١٠ر‏ 
*- ثمن أكواس نحاس ۱٩‏ مم ( ۸ + ٠١‏ م.ط ) × شمن الوحدة = 0507 


*- قيمة غرفة تفتيش «.ر- × قيمة غرفة التفتيش ‏ = ۰ مر 
*- قيمة حفر وردم ۰رم۳ × فدة المتر المكعب = دون 
۰- قيمة رمل ١عرم”‏ × ثمن المتر المكعب CO‏ 0 
إجمالى جزئى ( ب ) = ۰ «ر ۱ 
* - خامات مساعدة وإهلاك عدة ( ب ) × اءر > ٠٠ر‏ 
*- نقل وتفريغ خارجی وداخلی ( ب ) × ١١ر‏ ا " 
۰- إهلاك ( ب ) × ۲و 2 و لال 


*- مصنعية ‏ ( آجر کهربالی + ٠١‏ ) + ( آچر مساعد + )١١‏ | © .ءره 


إجمالى التكلفة الفعلية عن 


4 -م ۰ط - كابل نحاس ( ۳ × ۵۰ + ۲۵ ) م۲ 
۰- ثم ك ابز ته اسر 
١ (19+0۰)‏ × ثمن المتر الطولی ‏ = . .ره 


*- ثمن أكواس نحاس ٩۰‏ مم ( 1 + ٠١‏ مط ) × شمن الوحدة = ۰ .ره 


۳۳ 


*- ثمن كوفريه زهر بباب ١‏ × ثمن الوحدة جا بر هه 


* - تمن مصهر ۱۰ أمببير 


بالقاعدة ۲ * ثمن المصهر = يول 
إجمالى جزنی 5 pe‏ 
*- خامات مساعدة واهلاگ عدة ‏ ( 1) × ١ار‏ > ۰ مره 
*- نقل وتفريغ خارجى وداخلى ل ) * مينر > ورب 
*- مصنعية ۰ ( آجر کهربانی + ۷ ) + ( أجر مساعد + 1۰( كك عق 6 


5 ال التكلفة ال 1 7 ۳ و وق ة 6 


عد عد مح ع و 


۲ - كوفريه زهر بباب مفصلى يركب داخله ۳ مصهر سريع 
القطع قوة ۳۰ أمبير : 


*- ثمن الکوفریه بالباب _ ١‏ × شمن الوحدة ره 
*- ثسن مصهر ۳۰ آمیس بر 

بالقاعدة ۳ × ثمن المصهر .ر 
|جمالی‌جزنی e‏ ۳ 

*- خامات مساعدة واهلاگ عدة ‏ ( ب ) × ادر ۳ و مه 
*- نقل وتوزيع خارجی وداخلی ( ب ) × ٩‏ «ر توا با 
*- مصنعية = ( آجر کهرباتی + ٠‏ ) + ( آجر مساعد + ١‏ ) > ره 


إجمالى التكلفة الفعلية اي 
۳ - لوحة توزيع صاج وتحتوى على : 

۰ آمبیر‎ ٩۰ مفتاح أتوماتيكى حرارى ثلاثى‎ ١- 

۰ مفتاح أتوماتيكى حرارى ثلاثى ۱۵ أمبير‎ ١- 

-۸ مفتاح أتوماتيكى حرارى أحادى ٠١‏ أمبير ٠‏ 

٠ مفتاح أتوماتيكى حرارى أحادى ۱۰ أمبير‎ ٥- 


- باره نحاس للتعادل الأرضى ۰ 
۳:۹ 


ماقبله وا جه 
*- مصنعية = ( أهر كهريائى + ۷ ) + ( لور مساعد + ۱۰) ۳ ۰و۰ 
إجمالى التكلفة الفعلية كا هه 
۸ - کابل آلمونیوم مسلح بلاستيك 4 × ۲۵ مم۲ 


*- تمن کابل آلمونیوم مسلح 


نهانى بلاستيك ٤‏ × ۲۰ مم۲ ۱ * ثمن المتر الطولی > ره 
*- ثمن آکواس آلمونیوم ۲۶ مم ١٣ر‏ - * ثمن الوحدة = .بر هه 
=٩‏ ۲ ۲ر - م” × فنة المتر المکعب - ..ر.. 
*- ردم ۲ر - ۲۸ x‏ فنة المتر المکعب > رده 
*- رمل ۸٠ر‏ م۳ * ثمن المتر المکعب > ..ر.. 
*- طوب ۸ طوبة × ثمن الطوبة ووو ۰6 
إجمالى جزنی EN‏ ۰ بر هه 
= سود برس وی نی ( ز ) * اعر > يءرءه 

نقل وتفريغ خارجى وداخلی ( ز ) × ٩٠ر‏ بره 
*- إهلاك ( ز ) * ۰۳ر = ۰ مره 
*- مصنعية = ( آجر کهربالی + ۷ ) + ( آجر مساعد + ٠١‏ ) = ۰ ور ۰ 


إجمالى التکلفة الفعلية > ر 


عاشرا : تورید وترکیب الأعسال الکهربانية التكميلية النهانية 
والتی تحقق أمن وآمان لجمیع الأعمال السابقة : 
(_كوفريه - لوح توزیع ) 
ونعرض فيما يلى النوعيات المختلفة : - 
١‏ - كوفريه زهر بباب مفصلى مركب بداخله عدد إثنين 
مصهر سريع القطع ٠١‏ أمبير : 


۳ ۵ 


*- ثمن لمبة بیان ۳ × ثمن اللمبة = ور وه 
*- بارات نحاسية ثلاثية الأوجه 


وبارة نحاس للتعادل الأرضى ١‏ × ثمن الوحدة > مره 
*- ثمسن دولاب صاج بالباب 
والكالون ١‏ × ثمن الوحدة ونر 


اجمالی جزنی ( د ) = دور وه 


*- مهمات ممساعدة وتوصیلات 


داخلية ( د ) * كعر = .ره 
*- خامات مساعدة واهلاك غدة ( د ) * كاعر تر بر ۰ 

*- نقل وتفريغ خارجى وداخلی ( د ) * ۵ »ر وغوه 

*- إهلاك ( د ) × كور > ٠ر‏ 

*- مصنعية = ( آجر کهربانی + آچر مساعد ) × هر ۱ + ( آچسر 

عامل عادی × ۲ ) ر 


» - لوحة توزیع فرعية من الصاج تحتوی على : - 
عدد ۱ مفتاح أتوماتيكى حراری ثلاثى ۲5 آمبیر 
,, 5 مفتاح أتوماتيكى حراری أحادى ١5‏ آمبیر 
,, 4 مفتاح أتوماتيكى حرارى أحادى ٠١‏ أمبير 


,, ” لمبة بیان 

بارات نحاسية ثلاثية للأوجه الثلاثة 

بارة نحاس للتعادل الأرضى 
*- ثمن مفتاح ثلاثی ١5‏ أمبير ١‏ * ثمن الوحدة = 700 
*- ثمن مفتاح أحادى ١  ریبمآ ٠١‏ × ثمن الوحدة ۲ 
*- ثمن مفتاح أحادى ۰ آمبیر ٤‏ × ثمن الوحدة هون 
*- ثمن لمبة بیان ۳ × ثمن الوحدة «ر 
*- ثمن بارات نحاسسية ثلاثية 
للأوجه الثلاثشة وبسارة نصاس 
للتعادل الارضی 9 ۷ ثمن الوحدة = » ور ۰۰ 
*- تمندولاب صاج بالباب 
والكالون والمفتاح ۴ × ثمن الوحدة هم ها 


*- ثمن مفتاح ثلاثى ۵۰ آمبیر ١‏ × ثمن الوحدة = ره 
*- ثمن مفتاح ثلاشی ١5‏ آمبیر ١‏ × ثمن الوحدة = ره 
*- ثمن مفتاح آحادی ١5‏ أمبير ‏ ۸ × ثمن الوحدة > بر وه 
*- ثمن مفتاح آحادی ۱۰ أمبير ‏ © × ثمن الوحدة > بر هه 
*- ثمن لمبة بيان ۳ * ثمن الوحدة = ەر 
*- لسن بارات نحاس ثلاثية 

الأوجه وبار نحاس للتعادل 

الأرضى ١ ١‏ × ثمن الوحدة = ره 
*- ثمن دولاب صاج بالباب ١‏ 

والكالون ١‏ * ثمن الوحدة 0-5 


م اء 
مه -غ 


إجمالىجزئى )€( ۰ 
*- مهمات مساعدة وتوصيلات 


داخلية UE)‏ دوعن 
*- خامات مساعدة وإهلاك عدة ( ج ) × ۱.ر ول 
*- نقل وتفريغ خارجی وداخلی_ ( ع ) × ١٠ر‏ وق 
*- إهلدك ([ 6 )* ۰۲و ۰ ۰ مر 


*- مصنعية ۰ ( آجر کهربالی + أجر مساعد ) × قرا + 
(أجرعامل عادی × ۲ ) = ر 


إجمالى التكلفة الفعلية = بر وه 
؛ - لوحة توزیع صاج رئيسية تحتوی على : 
عدد ۱ مفتاح أتوماتيك حراری ثلاثی ۲۶ آمبیر 

؛ مفتاح أتوماتيك حراری آحادی ۱۵ أمبير 

٥‏ مفتاح أتوماتيك حراری أحادى ۱۰ آمبیر 

۱ مفتاح أتوماتيك حراری ثلاشی ۱5 أمبير 


۳ لمبة بیان 

بارات نحاسية ثلاثية للأوجه الثلائة 

بارة نحاس للتعادل الارضی 
*- ثمن مفتاح ثلاثى ۲۶ أمبير ۱ × ثمن الوحدة = بر وه 
*- ثمن مفناح آحادی ١5‏ أمبير ‏ 4 × ثمن الوحدة ع ور وه 
*- ثمن مفتاح آحادی ۱۰ أمبير ‏ © × ثمن الوحدة ۰ مر ۰۰ 
*- ثمن مفتاح ثلاثی ١0‏ أمبير ١‏ × ثمن الوحدة مره 


rev 


حادی عشر : تورید وترکیب أعمالكهربانية متنوعة :- 


۱ - عامود انارة للشوارع مفرد بکشاف عین البقرة أو 


ماینائلها ولمبة ۰۰؛ وات زنبق : 


*- ثمن عامود أنارة شوارع 
مفرد 

*- قيمة قاعدة خرس‌انية 
ننعمود 

* - ثمن جوايط لتثبيت 
العامود 

* - ثمن فلنشة حديد للعامود 
* - تمن ماسورة حدید ۲ 
بوصة لدخول وخسروج 
الكابلات 

* - كشاف شوارع باللمبة 
١‏ ؛وات كامل بالتوصيلات 
الداخلية 


إجمالى جزنى 
*- نقل وتفريغ خارجى 
وداخلى 


* - مصنعية = ( أجر کهربانی + ؛ ) + ( أجر مساعد + 


2 


+ (اجر عامل عادى + ۲ ) 


إجمالى التكلفة الفعلية 


١ 


١ 


( 1 ) × دعر 


إجمالى جزنی - ماقبله ( ۰) = ۰.ر .۰ 
*- مهمات مساعدة وتوصیلات 
داخلية ( ۰ ) * كبر ورن 
*- خامات مساعدة وإهلاك عدة ‏ ( ۰ ) * ٠اءر‏ > بر 
*- نقل وتفریغ خارجی وداخلی ( ۰ ) × ۵«ر = ور 
*- إهلاك ( ۰ ) * ۲ر = بر وه 


إجمالىالتكلفة الفعلية ور 


5- لوحة توزيع فرعية من الصاج تحتوى على : - 
عدد ۱ مفتاح أتوماتيكى حرارى أحادى ۳۲ أمبير 
٠.‏ ” مفتاح أتوماتيكى حرارى أحادى ۱۱ أمبير 
وع. ۰ E‏ مفتاح أتوماتيكى حرارى أحادى ٠‏ أمبير 


,, ۱ لمبة بیان 

بارة نحاس للتعادل الأرضی 
*- ثمن مفتاح آحادی ۳۲ آمبیر ۱ * ثمن الوحدة كة وی وه 
*- ثمن مفتاح أحادى ١١‏ آمبیر ‏ ۱ * ثمن الوحدة = مر هه 
*- ثمن مفتاح أحادى ٠‏ أمبير ۱ × ثمن الوحدة = بر ۰۰ 
*- ثمن لمبة بيان ١‏ × ثمن اللمبة 000 
*- ثمن بارة نحاس ١‏ * ثمن الوحدة 
*- ثمن دولاب صاج بالبساب 
والكالون ١‏ * ثمن الوحدة حييرءةء 


اج ا جزنی ( و ( ك و هو » و 
*- مهمات مساعدة وتوصيلات 


داخلية 21 ( × كول = وورء. 
*- خامات مساعدة وإهلاك عدة ( و ( × ١ءر‏ = ره 
*- نقل وتفريغ خارجى وداخلى ‏ ( و ) × ٩٠ر‏ وول 
*- إهلاك و ۱ × ۲« ر = ۰ بر ۰ 
*- مصنعية = ( أجر كهرباتى + ١‏ ) + ( أجر مساعد +۲ ) + 

أجرعامل عادى وی 


إجمالى التكلفة الفعلية = ر 
۳۹۹ 


*- نقل وتفریسغ خسارجی 

وداخلی ( ب ) × ددر بر هه 
*- مصنعية = ( آجر کهربانی + ؛ ) + ( أجر مساعد + 

۲ ) + ( آجر عامل عادی + ۲ ) = ر 
إجمالى التكلفة الفعلية ر 


۳ - ماسورة حديد مجلفن قطر ۳ بوصة وبطول 4 
متر وبداخل الماسورة قضيب :- 


*- ثمن ماسورة حدید مجلفن 


۳ بوصة 4مءط × تمن المتر = ..ر.. 
الطولى 
*- قضیب نحاس 4 مط × تمن الستر = .ور.ه 
الطولى 
*- صندوق من الزهر 
3 ۱ * ثمن الغطاء سيول 
*- ثمن بارة نحاس ١‏ × ثمن الوحدة ۶ ..ر 


إجمالى جزئى (ع) ‏ سمرت 


*- خامات مساعدة وإهلاك 


عدة ( ج ) * ۱«ر = ر 
*- نقل وتفريغ خارجى 

وداخلی ( ج ) * ٠٠ر‏ = ەر 
*- مصنعية تثبیت الما سورة 

خمسة ثقوب کل ۱۰ سم أجر حداد + 4 س ٠٠ر‏ 
*- مصنعية ترکیب = ( آجر کهربانی + ۲ ) + ( آجر 

مساعد + ۲ ) + ( أجر عامل عادی ) = ۳ 


(جمالی التكلفة الفعلية = مرن 


massssa 888686 » YoY ۰۰ 6 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 6 4 ۰ ۰ ۰ ۰ 6 4 6 © 


ملحوظة : 


( أ ) يتم حساب القاعدة الخرساتية للعامود 
= الطول × العرض * الارتفاع × فنة المتر المکعب 
خرسانة عادية 


( ب ) يتم حساب الجوایط والفلنشة بالوزن 
الوزن بالکیلو جرام × شمن الکیلو جرام وزوایا مصنع 


۲ - عامود إنارة للشوارع مزدوج بعدد إثنين کشاف 
عين البقرة أو مایمائله ولمبات 4۰۰ وات زنبق : - 


*- ثمن عامود إنارة مزدوج ١‏ * ثمن الوحدة = ر 
* - قيمة قاعدة خرسانية 

للعامود ١‏ × قيمة الوحدة 

*- من جوایسط لتثبی ت ۱ 

العامود 4 x‏ ثمن الوحدة ك » بر + ۰ 
*- ثمن فلنشة حدید للعامود  ١‏ × شمن الوحدة ورن 
* - ثمن ماسورة حدید ۲ 

يوصة لدخول وخسروج 

الكابلات م٠‏ ط × ثمن المتر الطولی ‏ > ١٠ءر..‏ 
» - ثمن كشاف باللمبة 

۰ وات زنبمق وکامل 

التوصيلات الداخلية ۱ ۲ × ثمن الکشاف مر وه 
إجمالى جزئئ ‏ . (ب) = رءء 


۳۱ 


- قيمة اهلاك وصيانة ( ايجار ) جمیع المعدات والاجهزة 


۳ قيمة مصروفات الإقامة والإعاشة للعاملین المتخصصین 
آن وجد ۰ 


- قيمة تکالیف إعداد الرسومات التفصيلية والک روکیات 
وتصوير اللوحات التی سيتم استخدامها ٠‏ 


- قيمة مصاریف خطابات الضمان للدفعة المقدمة والتأمين 
وضمان الاعسال ۰- قيمة التامين ضد الحرق 
والسرقة وأخطار المهنة للعاملین والمعدات ٠‏ 


- قيمة الدمغات الهندسية والتطبيقية والعادية والإضافية 
واتحاد المقاولين . 


- يقصد بالمصاريف الإدارية قيمة ما يخص الاجهزة 
الرناسية بالمنطقة التابع لها المشروع وادارة 
الشركة شاملة للمخازن والورش والجرج ويعبر 
عنها بنسبة من قيمة المشروع ٠‏ 


- يجوز إضافة نسية من قيمة المشروع تعا دل 
المخاطر التى تتحملها الشركة لتنفيذ المشروع وخاصة فس 
الأعمال التى يتم فيها أعمال تفجير أو أعمال بمنطقة أمنية 
٠٠‏ .الخ 

-الأرباح تقدر بنسبة 9 .فی المتوسط . 


الفصل الثانی عشر 
المصاریف الاداریه والارباح 


المصاریف الإدارية والارباح يعبر عنها بنسبة منوية 
من إجمالى التكلفة الإجمالية لأى مشروع أو عملية ٠‏ 
وهذه النسبة تضاف على قيمة التكلفة الفطية لبنود الأعمال 
السابق دراستها لتعطى الناتج » القيم النهانية لبود 
الأعمال التى سيم تنفيذها بالمشروع أو العملية ٠‏ وناتج 
حاصل ضرب القيم النهانية لبنود الأعمال فى الكميات 
المنفذة تعطى القيمة الإجمالية للمشروع أو العملية ٠‏ 


والمصاريف الإدارية والأرباح تشمل جمیسع 
المصروقات المتنوعة التس تتحملها الجهة المنفذة ( 
الشركة أو المقاول ) خلال فترة التنفيذ سواء كانت هذه 
المصروفات بموقع العملية أو بالإدارات المختلفة بمقر 
الشركة . 

وهذه المصروفات يمكن توضبحها فيما يلس حيث 
أنها تعبر عن المصروفات التى تحملتها الشركة ولاتخص 
بندا معينا أو مجموعة نوعية من البنود وتشمل الآتى : - 
- قبمة الأجور والمكافآت والحوافز وبدلات المنطقة 


والإعاشة لمدیر العملية وجميع فريق العمل مسن 
التخصصات الفنية والإدارية والمالية ٠‏ 


- قيمة المنشآت التى سيتم إقامتها لإدارة العملية ٠‏ 


- النسبة المنوية لمصاریف خدمة 


الموقع - زج ] دی الشرو ع 80 مار ۲۳ 
4 - مصاريف تشغيل الموقع 

*- قيمة نقل العدة إلى الموقع 

وإعادتها 8 


*- قيمة إيجار سیارات ركوب ۰« ۰.ره» 
*- قیسة اهلگ أجهزة شسية 

متنوعة ل ۵ ا 
*- قيمة إهلاك سيارات وأوناش 
خدمة 

* - قيمة اهلاگ عدة و »وه 


*- التسية المنويسة لمص اریف 
تشغيل الموقع - زد ) + قيمة لشروع = ٢ر2‏ 20 


اجمالی نسبة المصاریف المباشرة : هم ر اب- 2۱۸ 


انيا : لمصاریف الغير مباشرة 
وهذه تشمل الأجور والبدلات والحوافز لإدارة الشركة 
والقطاعات الخدمية والمخازن والورش الإنتاجية المخصصة 
للمشروع ( العملية ) . 


* - مصاريف الخدمات الغير مياشرء : 


*- أجور العاملین المخصصین 
للعملية بالإدارة بدلات وحوافز = ۰۰۰ 


كوم 


آولا لمصاریف المباشرة : 
١‏ - أجور الإشراف: 


*- أجور جميع العاملين بالموقع ” ..رء 
* - قيمة البدلات ووره 
*- قيمة الحوافز مره 
- «ر۰۰ | Î‏ ( 
*- النسبة المنوية #جور الإشراف - ( أ ) + قيمة العشروع - 0 72۱۲ 
١‏ - تجهیز الموقع 
*- قيمة المبانى مسن إسستراحة 
ومخازن ومظلات للسیارات = ەر 
*- قيمة أثاث المكتب سا مره 
* - قيمةأعمال تجهیز الموقع 
بالمیاه والكهرباء ۵ ومرءة 


*- قيمة مبقى مؤقتة للعاملين ‏ -.هر.. 


*- النسبة المنوية لأعمال تجهيز 
الموقع زب ) + قيمة المشروع - ار ۰ #۲ 


۳- مصاريف خدمة الموقع : 


*- مصاريف السبريد والسبرق 
والهاتف : 


» وی » ۰ 


6 يف المطبوعات والتصوير ۳ 6 هو 5 6 
*- قيمة إستهلاك الكهرباء والمیاه “١٠ر٠٠‏ 


(e) بر»۰‎ ۰ - 


قوم 


سید | 
*- الفسب المنوية للمصروفات 
البنكية - (ح ) + قيمة العشروع «ار2 ج ۱ 
1 - الضرائب ۲ - صر 
- 4۰ من الأرباح = هر × ۰ «ر 
۷ - أتعاب المهندس الاستشاری مقط = وت 
۸ - الأرباح je‏ - و 
احماا ۳۳ حد أدنى ۵ رز 
ا حد آقصی ۰ 4 


۳۸ 


* - سایخص العملية من أجور 
وحوافز وبدلات للإدارات العامة 
المختلفة وال‌ورش الإنتاجية - 
والمخازن والجراج بنسية حجم 
العمل . 


۳ - التأمينات الإجتماعية 


و ا 


)( y= 
24 = قيمة المشروع ر‎ + ) ۰ ( > 
ر٠١‎ = مدة العملية‎ «+۱۵ 
٠٠ر٠١‎ = مد العملية‎ × را١‎ 
ر٠٠١‎ - ار × مدة العملية‎ ۲ ۰ 
e e زو‎ 
2۳ = رو ) + قيمةالمشرةع رد2‎ > 
ال‎ = ۳ 


۳۷ 


بسم الله الرحمن الرحیم 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 6 ۰ ۰« :۰« ۰ ۰ 
رسالة شکر 

فى نهابة هذا الكتاب لايسعنا الا أن نتدم عظیم الشکر والامتتان للسید المهندس 
الاستشاری محمد محمود رئيس الإتحاد لمصری لمقاولی التشييد والبناء على لتوجیه الكريم 
بان يتولى مراجعة هذه الدراسة قبل الموافقة على تخصيص الطبعة الأولى بالكامل للمنادة أعضاء 
الإتحاد ۰ نخبة من ذوى الخبرة العملية مهندسين ومقاولين بمراجعة ماتخصصوا فى حياتهم 
العملية لهذا الكتاب . 

وبعد المراجعة قمنا بمراعاة جميع الملاحظات التى أبديت والموضوعات التى رغبوا فى 
إضافتها قبل الإعداد للطبع . 


لذلك نقدم جزيل الشكرلكل من عاون فى هذا العمل ونخص بالذكر: 


* - السيد المهندس الإستشارى محمد توفيق نسيم 
رئيس لجنة الاشراف على المراجعة وعضو مجلس إدارة الاتحاد 


* - السيد المهندس الاستشاری عبد السميع لاشين 
رئيس مجلس إدارة شركة سبيكو ( سابقا ) والمستشار الفنى للشركة القومية للتشييد 
* - السيد المهندس الإستشارى عبد المنعم سلامة المستشار الفنى للشركة القومية للتشييد 
* - السيد المهندس الاستشاری أنور الحماقى . 
رئيس مجلس إدارة شركة الحماقى للمقاولات 
* - السيد المهندس الإستشارى لوثر ميرهم جرجس 
( المقاولون العرب سابقا ) زميل معهد المحكمين الدوليين فى لندن 
* - لحاج محمود عطية - مقاول أعمارالبياض 
* - الحاج آحمد عبد الفتاح - مقاول أعمال النجارة 
* - السید المهندس حمدی سلیمان - رئيس مجلس إدارة شركة الیو مصر 


* - السید محمد أحمد عبدالله - رئيس وحدة الاعمال الصحية بالشرکة القومية للتشیید 
وختاما نتمنى للجميع الصحة والعافية 0500 


والله الموفق ء٠‏ 
مهندس/ مصطفی رزق - محاسب / حامد شافعی - مهندس / حلمى أبو العطا 


۳۹۰ 


ويمكن تخفیض الحد الأدنى إلى أقل من نسبة مئوية يتم حسابها للمشسروع أو 
العملية الجارى تنفيذها اذا تم تخفيض الأرباح إلى 96۲ وبدون مصساريف بنكية 
وبدون استشاری » تصل النسبة إلى ١١‏ 6 . 


وقد يرغب المقاول فى عدم حساب أرباح على أساس أن أرباحه ضمسن البنسود 
فيمكن أن تصل النسبة وبدون إستشارى وبدون مصاريف بنكية » إلى ٠١‏ % . 


وهذه النسب يتم إضافتها على التكلفة الفعلية السابق دراسستها لتعطسى الس‌عر 

النهانى لكل بند . ۱ 

نحمد الله ونشكره على الإنتهاء من هذه الدراسة التى استغرق إعدادها أكثر من 
خمس سنئوات . 


آما الدراسة الخاصة بالأجور وأسعار المواد لعام Feo‏ فستکون فى متناول 
الجميع فى القريب العاجل إن شاء اله فى كتاب : 
مواد البلا - 


ویتضمن : 
(أسعار المواد /كميات الإنتاج / المواصفات /آجور العمال /فنات الأعمال ) 


و هو و و الحمد له والشكر ژر ۰۰۰۰۰ 


۳۹۹ 


رقم الایداع بدار الکتب 
۹۸/۱۵۸ 
الترقیم الدولی .1.8.۳.1 
5 -6847 977-19 


يسم الله الر حمن للرهیم 


66688888866 
الفهرسر 
صقحة 
تقديم للسيد المهندس / محمد محمود على حسن 
رئيس الإتحاد المصرى لمقاولى التشبيد والبناء eens‏ ۳ 
المقدمة sese‏ 2 ز2 121212 1 1 1 1 1 9# 
الفصل الأول 
مواد الينام ذا ااا اياي 
الفصل الثانی 
أعمال الحفر والردم 1 1 1[ ی 
الفصل الثالث 
أعمال الخرسانة العادية a‏ مد م 3 
الفصل الرابع 
أعمال الخرسانة المسلحة ز 1 ز 0 ]< 1 1 ز 1 ز ذ O‏ 006 
أعمال المبانی که رن وود ماع او چا وت مه داب داز 11 
الفصل لسادس 
أعمال البياض والدهانات ز0 2< ھت ھک ۲ 
الفصل السابع 
أعمال النجارة ز ة ی ز ز چم بو دم FT‏ 
الفصل الثامن 
أعمال الالومنیوم 1 7 مر 
الفصل التاسع 
أعمال البلاط والرخام ا اا اة ةا 2 2 2 2 2 212 12 1 ۵ ۵ ۲۰۱ 
الفصل العاشر 
الأعمال الصحية ااه او نوج :۵۰ ۲۸ 
الفصل الحادى عشر 
أعمال الکهرباء PF go se‏ 
الفصل الثفی عشر 
المصاریف الإدارية والأرباح وه یی ۰ ۵ ۳۵۳ 
8888888888886 88888888888868888ه 
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